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内 容 简 介 


本 书 全 面 系 统 地 阐述 了 军工 产品 研制 过 程 中 形成 的 文字 类 技术 文件 ,包括 
一 般 过 程 文件 .软件 文档 、 工 艺 文 件 、 标 准 化 文件 ,质量 文件 .风险 管理 文件 、 可 靠 
性 文件 .维修 性 文件 测试 性 文件 .保障 性 文件 、 安 全 性 文件 环境 适 应 性 文件 、 电 
磁 兼 容 性 文件 、 人 机 工程 文件 .项目 成 果 文 件 等 技术 文件 的 用 途 、 编 制 时 机 、 编 制 
依据 和 目次 格式 ,并 阐述 了 技术 文件 的 管理 规定 和 编写 规则 ,是 指导 军工 产品 研 
制 过 程 中 编写 相 关 技 术 文件 的 一 本 实用 工具 书 , 对 规范 技术 文件 内 容 .提高 技术 
文件 质量 、 完 善 设计 开发 过 程 ,具有 重要 的 应 用 价值 。 

本 书 可 供 从 事 军工 产品 论证 验证 人 员 ,研制 生产 人 员 、 型 号 管理 人 员 参 考 使 用 。 
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60 年 来 ,我 国武 器 装备 的 研制 , 走 过 了 一 个 由 仿制 .合作 到 自主 创新 ,由 “有 
什么 武器 打 什 么 仗 ”到 “ 打 什 么 仗 研制 什么 武器 ”的 发 展 历程 。 我 国武 器 装备 也 
开始 进入 了 一 个 跨越 式 发 展 阶段 ,大 量 新 型 武器 装备 陆续 问世 。 

随 着 国民 经 济 和 科学 技术 的 快速 发 展 ,武器 装备 的 科技 含量 越 来 越 高 ,武器 
装备 系统 也 越 来 越 复 杂 。 军 工 产品 设计 、 生 产 .管理 的 每 一 个 环节 都 关系 到 产品 
的 性 能 和 质量 。 提 高 装备 质量 ,规范 武器 装备 研制 过 程 ,是 从 事 军工 产品 论证 、 
研制 .试验 和 管理 的 人 员 面 临 的 一 个 重大 课题 。 为 此 陆续 颁发 了 相关 的 国家 军 
用 标准 ,对 规范 军工 产品 研制 过 程 , 提 高 军工 产品 技术 质量 ,起 到 了 重要 的 推动 
作用 。 

在 军工 产品 研制 过 程 中 ,国防 工业 部 门 贯 彻 执行 有 关 军 工 产品 研制 的 国家 
军用 标准 ,积累 了 一 定 的 经 验 , 但 是 ,由 于 各 个 单位 重视 程度 不 同 、 理 解 上 存在 差 
异 , 加 上 研发 人 员 不 断 更 替 , 这 些 国 家 军用 标准 的 执行 情况 并 不 尽 如 人 意 ,造成 
有 些 军工 产品 在 定型 时 仍然 存在 各 种 各 样 的 问题 。 

为 了 更 好 地 规范 军工 产品 研制 过 程 ,提高 军工 产品 技术 质量 ,空军 装备 部 组 
织 一 批 长 期 从 事 军 工 产品 研制 和 管理 的 专家 学 者 ,在 总 结 工作 经 验 和 教训 的 基 
础 上 ,依据 国家 标准 、 国 家 军用 标准 和 有 关 文 件 规定 ,编写 了 《军工 产品 研制 管理 
从 书 》。 

《军工 产品 研制 管理 丛书 》 的 编写 目标 是 作为 指导 军工 产品 研制 与 管理 的 一 
套 实 用 参考 书 ,力求 全 面 系统 ,深入 浅 出 ,并 给 出 了 典型 的 范例 。 本 丛书 实 用 性 
强 , 各 册 既 具有 相对 独立 性 ,可 独立 使 用 ,又 具有 一 定 的 联系 ,可 结合 起 来 阅读 。 
希望 从 书 的 出 版 发 行 ,能 对 规范 研制 过 程 ,降低 研制 风险 ,提高 研制 质量 ,促进 人 
才 成 长 ,作出 一 些 贡 献 。 
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军事 装备 的 跨越 式 发 展 ,对 军工 产品 的 技术 和 质量 提出 了 更 高 的 要 求 。 为 
了 规范 军工 产品 研制 过 程 , 提 高 军工 产品 技术 质量 ,空军 装备 部 组 织 编 号 了 《 军 
工 产 品 研制 管理 丛书 》。 

本 书 是 《军工 产品 研制 技术 文件 编写 指南 》。 作 者 根据 长 期 从 事 军 工 产 品 研 
制 和 技术 管理 工作 经 验 , 依 据 国 家 标准 、 国 家 军用 标准 和 有 关 文 件 规定 ,全 面 系 
统 地 阐述 了 军工 产品 研制 过 程 中 形成 的 文字 类 技术 文件 ,包括 一 般 过 程 文件 、 软 
件 文档 .工艺 文件 .标准 化 文件 .质量 文件 .风险 管理 文件 .可 靠 性 文件 .维修 性 文 
件 .测试 性 文件 .保障 性 文件 .安全 性 文件 .环境 适应 性 文件 .电磁 兼容 性 文件 、 人 
机 工程 文件 、 项 目 成 果 文 件 等 技术 文件 的 用 途 .编制 时 机 、 编 制 依据 和 目次 格式 ， 
并 阐述 了 技术 文件 的 管理 规定 和 编写 规则 ,是 指导 军工 产品 研制 过 程 中 编写 相 
关 技 术 文 件 的 一 本 实用 工具 书 , 对 规范 技术 文件 内 容 、 提 高 技术 文件 质量 、 完 善 
设计 开发 过 程 , 具 有 重要 的 应 用 价值 。 

本 书 由 梅 文 华 . 罗 乖 林 、 黄 宏 诚 、 杨 芒 稚 编写 ,由 梅 文 华 统 稿 。 

本 书 作 者 感谢 海 盏 装备 部 .空军 装备 部 .空军 装备 研究 院 领导 的 支持 。 感 谢 
王 越 院士 、 王 小 谤 院士 的 指导 。 感 谢 总 参 61 所 ,总 装备 部 论证 研究 中 心 ,空军 装备 
研究 院 航 空 装备 研究 所 ,中 航 工 业 301 所 、601 所 、607 所 、611 所 、628 所 、631 所 ,中 
国电 子 科 技 集团 公司 10 所 .28 所 ,国营 712 厂 等 单位 领导 和 专家 的 帮助 。 在 本 书 
编写 过 程 中 , 张 令 波 、 贾 志波 \ 王 永 胜 .刘晓东 、 李 冬 炜 , 徐 凤 人 金 、 万 莉 、 董 欧 、 李 红 
军 、 黄 动 等 同志 给 予 了 支持 帮助 ,陈国华 \、 孙 超 英 \ 伐 建 \, 全 力 民 、 吕 俊 启 、 董 蕙 茹 \ 徐 
兵 \ 杜 振 华 、 陈 强 、 张 金华 \、 祝 炊 昌 、 黄 永 苹 , 潘 华 、 程 从 高 . 王 欣 、 王 光 芦 、 曾 相 戈 、 吕 
娟 、 张 宝 珍 代为 群 . 王 海峰 、 胡 权 、 邓 明 春 、 许 平 . 卢 建川 王涛 、 肖 鹏 、 赵 明 、 王 利 泉 
等 同志 提出 了 许多 宝贵 的 意见 和 建议 ,在 此 一 并 表示 衷心 感谢 。 

本 书 适用 于 从 事 军工 产品 论证 验证 人 员 研制 生产 人 员 ,型 号 管理 人 员 人 参考 使 用 。 

作者 期 望 本 书 的 出 版 能 够 抛砖引玉 ,为 广大 读者 提供 有 益 的 参考 。 由 于 作 
者 水 平 所 限 ,缺点 和 不 足 在 所 难免 ,欢迎 批评 指正 。 修 改 意 见 和 建议 烦请 寄 至 
wenhuamei(@ sina. com 。 

编 者 


2010 年 9 月 15 日 
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第 1 章 ”技术 文件 概述 


1.1 定义 与 分 类 


军工 产品 是 指 为 实施 和 保障 军事 行动 , 拟 正式 装备 军队 的 研制 .仿制 产品 ， 
以 及 改进 、 改 型 .技术 革新 装备 的 统称 。 列 为 军队 主要 装备 研制 项 目的 军工 产 
品 , 称 为 一 级 军工 产品 ; 列 为 军队 一 般 装备 研制 项 目的 军工 产品 和 主要 装备 研制 
项 目的 配套 设备 .配套 软件 等 军工 产品 , 称 为 二 级 军工 产品 ;一 级 、 二 级 军工 产品 
中 有 独立 功能 的 、 未 列 为 二 级 的 配套 产品 , 列 为 三 级 军工 产品 ;一 级 、 二 级 \ 三 级 
军工 产品 以 外 的 技术 简单 的 基础 性 产品 , 列 为 四 级 军工 产品 。 

对 于 一 级 军工 产品 和 二 级 军工 产品 ,要 进行 设计 定型 和 生产 定型 ;对 于 三 级 
( 含 ) 以 下 军工 产品 ,要 进行 设计 鉴定 和 生产 鉴定 。 军 工 产品 定型 是 指 国 家 军工 
产品 定型 机 构 按 照 规定 的 权限 和 程序 ,对 军工 产品 进行 考核 ,确认 其 达到 研制 总 
要 求 和 规定 标准 的 活动 ;军工 产品 鉴定 是 指 由 定 委 组 织 或 经 定 委 授权 ,由 总 部 分 
管 有 关 装 备 的 部 门 . 军 兵种 装备 部 或 承 研 承 制 单位 ,参照 军工 产品 定型 工作 的 有 
关 规 定 ,对 军工 产品 组 织 实施 试验 考核 ,确认 其 达到 规定 的 标准 和 要 求 ,并 办 理 
审批 手续 的 活动 。 

技术 文件 是 产品 研制 生产 过 程 中 产生 的 包括 技术 、 综 合 管理 范畴 的 全 部 
文件 。 

GJB 5882 一 2006 产 品 技术 文件 分 类 与 代码 ?规定 了 产品 研制 生产 过 程 中 
所 形成 的 技术 文件 的 分 类 原则 和 分 类 方法 。 技 术 文 件 可 按 产品 研制 生产 阶段 、 
文件 技术 内 容 、 文 件 表达 形式 三 个 方面 进行 分 类 。 

按 研制 生产 阶段 分 类 ,技术 文件 分 为 :论证 阶段 文件 .方案 阶段 文件 .工程 研 
制 阶段 ( 初 样 . 试 样 或 正 样 ) 文 件 . 设 计 定 型 阶段 文件 .生产 定型 阶段 (工艺 定型 ) 
文件 和 批 生产 阶段 文件 。 

按 文件 技术 内 容 分 类 ,技术 文件 分 为 :项 目 管理 文件 .设计 文件 .工艺 文件 、 
生产 管理 文件 .标准 化 文件 .检测 文件 和 质量 管理 文件 。 

按 文件 表达 形式 分 类 ,技术 文件 分 为 :图 类 文件 ,文字 类 文件 、. 表 类 文件 、 程 
序 类 文件 及 其 他 类 文件 。 

本 书 主要 阐述 文字 类 文件 的 编写 。 


1.2 系统 工程 管理 


武器 装备 研制 应 以 实现 武器 装备 系统 作战 效能 和 作战 适应 性 为 主要 研制 目 
标 , 反 复 进行 经 费 、 性 能 和 进度 之 间 的 权衡 ,逐步 确定 优化 的 设计 方案 。 

武器 装备 研制 项 目的 系统 工程 管理 应 遵循 以 下 要 求 : 

保证 设计 完整 性 设计 应 完整 ,使 所 研制 的 武器 装备 系统 能 够 及 时 地 投入 
使 用 或 执行 某 种 作战 使 命 。 所 设计 的 系统 除 主 装 备 外 ,还 应 包括 文 持 主 装备 作 
战 的 其 他 保障 要 素 ( 保 障 设备 .设施 \ 人 员 、 备 件 等 ) ,并 使 二 者 相 匹 配 。 

开展 系统 工程 过 程 工 作 ”应 进行 顶层 设计 , 随 着 研制 工作 的 深入 , 自 上 而 下 
(由 系统 级 到 分 系统 级 .设备 级 ) 逐 级 分 配 要 求 , 逐 级 进行 各 种 分 析 、 权 衡 研究 、 系 
统 综合 ,产生 各 种 类 型 的 研制 项 目 ( 型 号 ) 专 用 规范 ,作为 研制 工作 的 具体 技术 
依据 。 

保证 接口 设计 的 兼容 性 应 制定 武器 装备 系统 内 部 和 系统 之 间 的 接口 控制 
要 求 ( 这 些 要 求 可 在 研制 项 目 专用 规范 的 适当 章 条 中 规定 , 亦 可 通过 专门 的 接口 
控制 文件 或 图 样 来 规定 ) ,进行 接口 控制 ,以 保证 接口 设计 的 兼容 性 和 接口 修改 
言 息 及 时 有 效 的 传输 。 

贯彻 "三 化 ?原则 设计 应 贯彻 通用 化 、 系 列 化 、 组 合 化 (模块 化 ) 原 则 ,最 大 
限度 地 采用 成 熟 的 技术 和 现 有 的 项 目 来 满足 装备 的 研制 要 求 。 

开展 工程 专门 综合 工作 应 将 可 靠 性 .维修 性 .测试 性 .保障 性 、 安 全 性 、 
电磁 兼容 性 .运输 性 .人 机 工程 等 要 求 及 时 而 恰当 地 综合 到 武器 装备 的 设 
计 中 。 

开展 工艺 设计 应 及 早 开展 工艺 设计 ,拟定 工艺 总 方案 等 工艺 文件 ,并 按 
GJB 1269A 一 2000《 工 艺 评审 )》 进 行 工 艺 评审 ,保证 工艺 设计 的 正确 性 可行 性 、 

实施 技术 状态 管理 ”应 按照 GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管 理 ) 的 要 求 , 实 
施 技术 状态 管理 。 

保证 研制 质量 应 按照 4 军工 产品 质量 管理 条 例 》 和 GJB 9001B 一 2009《 质 
量 管理 体系 要 求 》, 进 行 武器 装备 研制 的 质量 管理 。 

控制 研制 风险 ”应 按照 GJB 2993 一 1997《 武 器 装备 研制 项 目 管理 ) 附 录 A 
的 风险 管理 要 求 和 GJB 5852 一 2006《 装 备 研制 风险 分 析 要 求 》, 进 行 研 制 风险 分 
析 和 控制 ,降低 研制 风险 。 

技术 资料 应 完备 ”技术 资料 应 完备 ,并 具有 可 追溯 性 。 

规范 软件 的 开发 ”计算 机 软件 应 作为 武器 装备 系统 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 


按 GJB 2786A 一 2009《 军 用 软件 开发 通用 要 求 ) 予 以 开发 管理 , 按 GJB 438B 一 
2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 制 技 术 文件 。 

使 用 方 、 承 制 方 应 明确 项 目的 管理 机 构 ,代表 使 用 部 门 和 研制 部 门 对 武 硕 装 
备 研 制 项 目 进行 归口 管理 。 研 制 项 目 管理 机 构 应 包括 熟悉 工程 技术 、 经 费 管理 、 
进度 安排 .技术 状态 管理 .合同 管理 ,综合 保障 、 试 验 和 质量 保证 等 方面 工作 的 
大 六。 

承 制 方 还 应 根据 《武器 装备 研制 设计 师 系 统 和 行政 指挥 系统 工作 条 例 》, 建 
立 研 制 项 目的 设计 师 系统 和 行政 指挥 系统 ,负责 完成 国家 指令 性 计划 并 履行 研 
制 合同 。 


1.3 研制 阶段 的 技术 文件 


按照 GJB 2993 一 199 必 武器 装备 研制 项 目 管理 》, 武 器 装备 研制 阶段 划分 
如 下 : 

常规 武器 装备 研制 项 目 一 般 划分 为 论证 阶段 .方案 阶段 、 工 程 研 制 阶段 、 设 
计 定 型 阶段 和 生产 定型 阶段 ; 

战略 武器 装备 研制 项 目 一 般 划分 为 论证 阶段 方案 阶段 、 工 程 研 制 阶 段 和 征 
型 阶段 ; 

人 造 卫 星 研 制 项 目 一 般 划 分 为 论证 阶段 方案 阶段 、 初 样 研制 阶段 、 正 样 研 
制 阶段 和 使 用 改进 阶段 。 

下 面 以 常规 武 需 装备 研制 项 目 为 例 , 阐 述 各 个 研制 阶段 的 管理 和 形成 的 技 
术 文 件 。 

1. 论证 阶段 

论证 阶段 的 主要 任务 是 通过 论证 和 必要 的 试验 ,初步 确定 战术 技术 指标 .总 
体 技术 方案 以 及 初步 的 研制 经 费 、 人 研制 周期 和 保障 条 件 ,编制 武器 系统 研制 总 
要 求 。 

论证 工作 由 使 用 方 组 织 进 行 , 使 用 方 应 根据 武器 装备 研制 中 长 期 计划 和 武 
需 装 备 的 主要 作战 使 用 性 能 提出 初步 的 战术 技术 指标 以 及 经 费 . 进 度 的 控制 指 
标 ,并 据 此 邀请 一 个 或 数 个 持 有 武器 装备 许可 证 的 单位 进行 多 方案 论证 。 

承 研 承 制 单位 应 根据 使 用 方 的 要 求 , 组 织 进行 技术 .经济 可 行 性 研究 及 必要 
的 验证 试验 , 回 使 用 方 提出 可 达到 的 战术 技术 指标 和 初步 总 体 技 术 方 案 以 及 对 
研制 经 费 \、 保 障 条 件 研制 周期 预测 的 《 可行 性 论证 报告 》。 

使 用 方 会 同 研 制 主管 部 门 对 各 总 体 技术 方案 进行 评审 ,对 技术 经费、 周期 、 
保障 条 件 等 因素 综合 权衡 后 , 选 出 或 优化 组 合 一 个 最 佳 方案 并 选 定 武器 装备 研 
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制 的 单位 进行 风险 评估 。 应 根据 经 论证 的 战术 技术 指标 和 初步 总 体 技术 方案 ， 
编制 4 研制 总 要 求 》 和 《研制 总 要 求 论证 工作 报告 》。 

论证 工作 结束 时 ,使 用 方 应 会 同 研制 主管 部 门将 《研制 总 要 求 兴 附 人 《研制 总 
要 求 论 证 工作 报告 》) 按 相关 程序 报国 家 有 关 部 门 进行 审查 。 审 查 通过 后 ,批准 
下 达 《 研 制 总 要 求 》 作 为 后 续 阶 段 研制 工作 的 基本 依据 。 

2. 方案 阶段 

方案 阶段 的 主要 任务 是 根据 经 批准 的 《研制 总 要 求 》, 开 展 武 硕 系统 全 制 方 
案 的 论证 、 验 证 ,形成 《研制 任务 书 》。 

方案 论证 、 验 证 工作 由 承 制 方 组 织 实施 。 承 制 方 应 按照 (武器 装备 研制 设计 
师 系 统 和 行政 指挥 系统 工作 条 例 》 的 要 求 ,在 方案 阶段 早期 建立 武器 装备 研制 设 
计 师 系统 和 行政 指挥 系统 ,具体 组 织 进 行 系统 方案 设计 .关键 技术 攻关 和 新 部 
件 .分 系统 的 试制 与 试验 ,根据 装备 的 特点 和 需要 进行 模型 样机 或 原理 性 样机 的 
研制 与 试验 工作 。 

使 用 方 应 根据 已 经 批准 的 4 研制 总 要 求 》 按 照 4 武 器 装备 研制 合同 暂行 办 法 
实施 细则 》 的 规定 ,与 承 制 方 签 订 方 案 阶 段 的 《研制 合同 》, 通 过 合同 的 《技术 规 
范 》 提 出 更 加 具体 的 战术 技术 指标 要 求 ; 通 过 合同 的 《工作 说 明 》 提 出 更 加 明确 的 
研制 工作 要 求 。 

承 制 方 应 按照 研制 合同 开展 论证 和 验证 工作 ,主要 工作 包括 : 

(1) 按照 GJB 2116 一 1994《 武 器 装备 研制 项 目 工 作 分 解 结构 》 对 武器 装备 
系统 进行 逐 级 分 解 ,形成 《工作 分 解 结构 》, 为 确定 技术 状态 项 .进行 费用 估算 、. 进 
度 安排 和 风险 分 析 提 供 依 据 ; 

(2) 根据 主要 战术 技术 指标 、 使 用 要 求 和 初步 的 总 体 技术 方案 ,按照 GJB 
6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专用 规范 编写 规定 ) 制 定 《 系 统 规 范 》, 在 (系统 规 
范 ) 经 批准 后 建立 功能 基线 ; 

(3) 针对 主要 分 系统 、 配 套 设 备 和 保障 设备 ,确定 技术 状态 项 ,按照 GJB 
6387 一 200&( 武 右 装 备 研制 项 目 专用 规范 编写 规定 》, 编 制 技术 状态 项 的 《研制 规 
范 》, 建 立 分 配 基 线 ; 

(4) 按照 GJB 2737 一 1996《( 武 器 装备 系统 接口 控制 要 求 》 制 定 《 接 口 控 制 文 
件 》; 

(5) 制定 《研制 工作 总 计划 》( 含 计划 网 络 图 ) ,提出 影响 总 进度 的 关键 项 目 
和 解决 途径 ; 

(6) 制定 《试验 与 评定 总 计划 )( 含 系统 、 分 系统 和 单项 设备 的 试验 计划 ), 提 
出 所 需要 的 试验 条 件 ; 

(7) 提出 研制 经 费 的 概算 及 产品 成 本 、 价 格 的 估算 ; 


(8) 制定 《风险 管理 计划 ), 汇 总 确定 新 技术 、 新 产品 、 新 材料 和 新 工艺 珊 
目 ,按照 GJB 5852 一 2006《 装 备 研制 风险 分 析 要 求 》, 对 其 进行 定量 的 评估 , 确 
认 风 险 项 目 , 制 定 相 应 的 解决 措施 ,编写 (风险 分 析 报 告 ), 最 大 限度 地 降低 研 
制 风险 ; 

(9) 分 析 研 制 条 件 ,提出 研制 所 需 的 重大 技术 改进 项 目 、 技 术 引 进项 目 ; 

(10) 选 定 成 品 的 承 制 单位 ( 转 承 制 方 ) , 签 定 成 品 研 制 合同 ; 

(11) 制定 《综合 保障 计划 》, 按 照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 》 进 行 
系统 级 和 各 保障 要 素 级 的 《保障 性 分 析 》; 

(12) 制定 《质量 保证 大 纲 )《 可 靠 性 大 纲 )《 维 修 性 大 纲 )《 测 试 性 大 纲 》、 
《安全 性 大 纲 )《 标 准 化 大 纲 ), 开 展 质 量 、 可 靠 性 、 维 修 性 、 测 试 性 、 安 全 性 、 标 准 
化 等 工程 工作 ; 

(13) 落实 研制 .协作 、 加工、 物资 引进、 技术 改造 .基本 建设 等 计划 ; 

(14) 提出 《试制 工艺 总 方案 》, 并 按照 GJB 1269A 一 2000 工 艺 评审 》 进 行 工 
艺 评审 工作 ; 

(15) 进行 原理 样机 的 设计 、 制 造 和 审查 ; 

(16) 按照 有 关 国 家 军用 标准 编制 《研制 任务 书 》。 

3. 工程 研制 阶段 

工程 研制 阶段 的 主要 任务 是 根据 经 批准 的 《研制 任务 书 》 进 行 武器 装备 的 设 
计 、 试 制 和 试验 。 

使 用 方 和 承 制 方 应 以 研制 任务 书 为 依据 ,按照 《武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 
实施 细则 的 规定 , 签 定 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 合同 。 应 将 有 关 《 人 研制 规 
范 ) 纳 入 合同 作为 研制 项 目的 技术 依据 ;应 将 明确 、 具 体 的 任务 要 求 和 管理 要 求 
纳入 合同 工作 说 明 作 为 项 目的 工作 和 管理 依据 。 

承 制 方 应 根据 研制 合同 要 求 开展 设计 工作 ,主要 任务 包括 : 

(1) 完成 全 套 试 制图 样 ,按照 GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专 用 规 
范 编写 规定 》 编 写 ( 产 品 规范 》《 工 艺 规范 》《 材 料 规 范 》 草 案 ,并 制定 其 他 有 关 的 
技术 文件 ; 

(2) 按照 GJB 1269A 一 2000《 工 艺 评审 对 试制 图 样 进行 工艺 评审 ,评审 设 
计 的 可 生产 性 ; 

(3) 进行 软件 的 开发 测试 ; | 

(4) 完成 样品 试验 件 的 制造 和 相应 技术 文件 的 编制 ; 

(5) 制定 试 生产 计划 ,确定 生产 所 需 的 人 力 ,物力 并 计算 试制 批 成 本 ; 

(6) 设计 组织 试制 生产 线 ; 

(7) 完善 (综合 保障 计划 》, 进 行 各 保障 项 目的 设计 试验 和 鉴定 。 


应 按照 有 关 国 家 军用 标准 进行 关键 设计 审查 ,以 确定 :系统 预期 的 性 能 能 否 
达到 .技术 关键 是 否 已 经 解决 .各 类 风险 是 否 确 已 降低 到 可 以 接受 的 水 平 , 试 制 
生产 是 否 已 做 好 准备 。 在 关键 设计 审查 通过 后 , 方 可 转 人 试制 与 试验 。 

承 制 方 应 根据 研制 合同 要 求 ,开展 试制 和 试验 工作 ,主要 任务 包括 : 

(1) 进行 试 生产 准备 ,开展 工装 的 设计 .生产 .安装 和 调试 工作 ; 

(2) 进行 零件 制造 .部 件 装 配 、 武 器 装备 的 总 装 和 调试 ; 

(3) 进行 各 种 类 型 的 研制 试验 (如 静 力 动力 .疲劳 试验 ,各 工程 专门 试验 ， 
系统 软件 测试 ,地 面 模拟 试验 等 ); 

(4) 开展 武 顺 装备 的 验证 试验 。 

4. 设计 定型 阶段 

设计 定型 的 主要 任务 是 对 武器 装备 性 能 和 使 用 要 求 进行 全 面 考 核 , 以 确认 
产品 是 否 达到 《研制 总 要 求 》 和 《研制 合同 》 的 要 求 。 

设计 定型 阶段 应 最 终 确定 《产品 规范 》《 工 艺 规范 》 和 《材料 规范 》 的 正式 版 
本 ,并 形成 正式 的 全 套 生产 图 样 \ 有 关 技 术 文 件 及 目录 。 

军工 产品 设计 定型 一 般 按照 下 列 工作 程序 进行 : 

(1) 申请 设计 定型 试验 ; 

(2) 制定 设计 定型 试验 大 纲 ; 

(3) 组 织 设计 定型 试验 ; 

(4) 申请 设计 定型 ; 

(5) 组 织 设计 定型 审查 ; 

(6) 审批 设计 定型 。 

设计 定型 工作 的 组 织 实施 和 审批 权限 ,应 按照 4 军工 产品 定型 工作 规定 》 和 
GJB 1362A 一 2007 军工 产品 定型 程序 和 要 求 》 的 规定 进行 ,具体 说 明 如 下 。 

按照 规定 的 研制 程序 ,产品 满足 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 
要 求 ) 第 5. 2 条 规定 的 申请 设计 定型 试验 的 条 件 时 , 承 研 承 制 单位 应 会 同 军事 代 
表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 提 出 《设计 定型 试验 申请 报告 》。 

二 级 定 委 经 审查 认为 产品 已 符合 要 求 后 ,批准 转 人 设计 定型 试验 阶段 ,并 确 
定 承 试 单位 。 不 符合 规定 要 求 的 ,将 《设计 定型 试验 申请 报告 》 退 回 申 请 单位 并 
说 明理 由 。 

承 试 单位 依据 研制 总 要 求 规定 的 战术 技术 指标 、 作 战 使 用 要 求 维修 保障 要 
求 和 有 关 试 验 规范 ,并 征求 总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 、 军 兵种 装备 部 ,研制 总 要 
求 论证 单位 、 军 事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 类 单 位 、 承 研 承 制 单位 的 意见 , 拟 制 4 设 
计 定 型 试验 大 纲 )。 承 试 单位 将 附 有 《设计 定型 试验 大 纲 编制 说 明 ) 的 《设计 定型 
试验 大 纲 ) 呈 报 二 级 定 委 ,并 抄 送 有 关 部 门 。 二 级 定 委 组 织 对 《设计 定型 试验 大 

6 


纲 ) 进 行 审查 ,通过 后 批复 实施 。 一 级 军工 产品 设计 定型 试验 大 纲 批复 时 应 报 一 
级 定 委 备案 。 

《设计 定型 试验 大 纲 ) 内 容 如 需 变更 , 承 试 单位 应 征 得 总 部 分 管 有 关 装 备 的 
部 门 . 军 兵种 装备 部 同意 ,并 征求 研制 总 要 求 论证 单位 .军事 代表 机 构 或 军队 其 
他 有 关 单 位 、 承 研 承 制 单位 的 意见 , 报 二 级 定 委 审 批 。 批 复 变 更 一 级 军工 产品 设 
计 定 型 试验 大 纲 时 ,应 报 一 级 定 委 备 案 。 

设计 定型 试验 包括 试验 基地 ( 含 总 装备 部 授权 或 二 级 定 委 认可 的 试验 场 、 试 
验 中 心 及 其 他 单位 ) 试 验 和 部 队 试 验 , 由 承 试 单位 严格 按照 批准 的 《设计 定型 试 
验 大 纲 ) 组 织 实施 。 试 验 基 地 试验 主要 考核 产品 是 否 达 到 研制 总 要 求 规定 的 战 
术 技 术 指 标 。 部 队 试 验 主 要 考核 产品 作战 使 用 性 能 和 部 队 适 应 性 ,并 对 编 配方 
案 .训练 要 求 等 提出 建议 。 部 队 试 验 一 般 在 试验 基地 试验 合格 后 进行 。 两 种 试 
验 内 容 应 避免 重复 。 当 试验 基地 不 具备 试验 条 件 时 ,经 一 级 定 委 批准 ,试验 基地 
试验 内 容 应 在 部 队 试 验 中 进行 。 

在 设计 定型 试验 过 程 中 出 现下 列 情 形 之 一 时 , 承 试 单位 应 中 断 试验 并 及 时 

告 二 级 定 委 ,同时 通知 有 关 单 位 : 

(1) 出 现 安全 ,保密 事故 征兆 ; 

(2) 试验 结果 已 判定 关键 战术 技术 指标 达 不 到 要 求 ; 

(3) 出 现 影响 性 能 和 使 用 的 重大 技术 问题 ，; 

(4) 出 现 短期 内 难以 排除 的 故障 。 

承 研 承 制 单位 对 试验 中 暴露 的 问题 采取 改进 措施 ,经 试验 验证 和 军事 代表 
机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 确认 问题 已 经 解决 , 承 研 承 制 单位 提交 《重大 技术 问题 
的 技术 攻关 报告 ,军事 代表 机 构 提交 《质量 问题 报告 》, 承 试 单位 向 二 级 定 委 提 
出 恢复 试验 或 重新 试验 的 申请 ,经 批准 后 ,由 原 承 试 单 位 实施 试验 。 

承 试 单位 做 好 试验 的 原始 记录 ,包括 文字 数据 记录 电子 数据 记录 和 图 像 音 
频 记 录 等 ,并 及 时 对 原始 记录 进行 整理 ,建立 档案 ,妥善 保管 ,以 备查 用 。 承 试 单 
位 应 向 承 研 承 制 单位 和 使 用 部 队 提 供 相 关 试 验 数 据 。 

试验 结束 后 , 承 试 单位 应 在 30 个 工作 日 内 完成 《设计 定型 试验 报告 》, 上 报 
二 级 定 委 ,并 抄 送 总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 、. 军 兵种 装备 部 、 研 制 总 要 求 论证 单 
位 .车 事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 . 承 研 承 制 单位 等 有 关 单 位 。 一 级 军工 产 
品 设 计 定 型 试验 报告 ,应 同时 报 一 级 定 委 。 

产品 通过 设计 定型 试验 且 符 合 规定 的 标准 和 要 求 时 , 承 研 承 制 单 位 进行 全 
面 总 结 ,形成 《质量 分 析 报 告 》《 可 靠 性 分 析 评 价 》《 维 修 性 评估 报告 《测试 性 
评估 报告 )《 保 障 性 评估 报告 )《 安 全 性 评价 报告 )《 标 准 化 审查 报告 ) 《价值 工 
程 和 成 本 分 析 报 告 》 以 及 《研制 总 结 》。 在 整个 研制 过 程 中 ,军事 代表 机 构 对 产品 
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研制 过 程 进行 质量 监督 ,对 产品 能 否 设 计 定 型 提出 《军事 代表 机 构 对 设计 定型 的 
意见 》。 

承 研 承 制 单位 会 同 军 事 代 表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 提出 
《设计 定型 申请 报告 )。 承 研 承 制 单位 与 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 意 
见 不 统一 时 ,经 二 级 定 委 同意 , 承 研 承 制 单位 可 以 单独 提出 《设计 定型 申请 报 
告 》, 军 事 代 表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 应 提出 《军事 代表 机 构 对 设计 定型 的 
意见 》。 

必要 时 ,在 设计 定型 审查 之 前 ,二 级 定 委 可 以 派出 设计 定型 工作 检查 组 , 检 
查 设计 定型 工作 准备 情况 .研制 和 试验 过 程 中 出 现 问题 的 解决 措施 落实 情况 , 协 
调 设 计 定 型 工作 的 有 关 问 题 。 

产品 设计 定型 审查 由 二 级 定 委 组 织 ,通常 采取 派出 设计 定型 审查 组 以 调查 、 
抽查 、 审 查 等 方式 进行 。 审 查 组 由 定 委 成 员 单 位 、 相 关 部 队 、 承 试 单位 、 人 研制 总 要 
求 论 证 单位 、 承 研 承 制 单 位 ( 含 其 上 级 集团 公司 ) 、 军 事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 
单位 的 专家 和 代表 ,以 及 本 行业 和 相关 领域 的 专家 组 成 。 审 查 组 组 长 由 二 级 定 
委 指 定 ,一 般 由 军 方 专家 担任 。 

产品 设计 定型 应 符合 下 列 标 准 和 要 求 : 

(1) 达到 批准 的 研制 总 要 求 和 规定 的 标准 ; 

(2) 符合 全 军装 备 体制 .装备 技术 体制 和 通用 化 、 系列 化 .组 合 化 的 要 求 ; 

(3) 设计 图 样 ( 含 软件 源 程序 ) 和 相关 的 文件 资料 完整 .准确 ,软件 文档 符合 
GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 的 规定 ; 

(4) 产品 配套 齐全 ,能 独立 考核 的 配套 设备 、 部 件 、 器 件 . 原材料、 软件 已 完 
成 逐 级 考核 ,关键 工艺 已 通过 考核 ; 

(5) 配套 产品 质量 可 靠 , 并 有 稳定 的 供 货 来 源 ; 

(6) 承 研 承 制 单位 具备 国家 认可 的 装备 科研 .生产 资格 。 

审查 组 按照 产品 设计 定型 标准 和 要 求 进行 审查 ,讨论 并 通过 《设计 定型 审查 
意见 书 》, 审 查 组 全 体 成 员 签署 。 审 查 组 成 员 有 不 同意 见 时 ,可 以 书面 形式 附 在 
《设计 定型 审查 意见 书 》 的 审查 结论 意见 之 后 。 

对 于 一 级 军工 产品 ,二 级 定 委 根据 人 《设计 定型 审查 意见 书 》, 审 议 一 级 军工 产 
品 设计 定型 有 关 事 宜 ,符合 设计 定型 标准 和 要 求 的 ,加 一 级 定 委 呈报 批准 设计 年 
型 的 请 示 ; 不 符合 设计 定型 标准 和 要 求 的 ,提出 处 理 意见 ,连同 原 提交 的 军工 产 
品 设计 定型 申请 文件 一 并 退回 申请 单位 。 一 级 定 委 专 家 咨询 委员 会 对 二 级 定 委 
报 送 的 《军工 产品 设计 定型 请 示 》 进 行 审 核 , 审 核 后 向 一 级 定 委 提出 设计 和 定型 咨 
询 意 见 。 专 家 咨询 委员 会 可 参加 二 级 定 委 组 织 的 试验 大 纲 评审 .试验 试用 、 定 型 
审查 等 活动 。 一 级 定 委 对 符合 规定 标准 和 要 求 的 产品 ,按照 规定 的 权限 批准 设 
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计 定 型 或 报国 务 院 .中央 军委 审批 ,下 发 批复 ;对 不 符合 规定 标准 和 要 求 的 产品 ， 
提出 处 理 意见 ,连同 原 报 送 的 有 关 文 件 一 并 退回 二 级 定 委 。 产 品 批准 设计 定型 
后 ,由 一 级 定 委 颁 发 产品 设计 定型 证 书 , 由 二 级 定 委 对 有 关 设 计 定 型 文件 加 盖 设 
计 定 型 专用 章 。 

对 于 二 级 军工 产品 ,二 级 定 委 根 据 《 设 计 定 型 审查 意见 书 》, 对 二 级 军工 产品 
设计 定型 进行 审议 并 作出 是 否 批准 设计 定型 的 决定 ,下 发 批复 。 产 品 批准 设计 
定型 后 ,由 二 级 定 委 颁 发 产品 设计 定型 证 书 , 并 对 有 关 设 计 定 型 文件 加 盖 设 计 定 
型 专用 章 。 

5. 生产 定型 阶段 

生产 定型 的 主要 任务 是 对 产品 批量 生产 条 件 和 质量 稳定 情况 进行 全 面 考 
核 , 以 确认 产品 是 否 达 到 批量 生产 的 标准 。 

需要 生产 定型 的 军工 产品 ,在 完成 设计 定型 并 经 小 批量 试 生 产后 、 正 式 批量 
生产 之 前 ,进行 生产 定型 。 生 产 定 型 的 条 件 和 时 间 , 由 定 委 在 批准 设计 定型 时 
明确 。 

军工 产品 生产 定型 一 般 按 照 下 列 工 作 程 序 进 行 : 

(1) 组 织 工 艺 和 生产 条 件 考 核 ; 

(2) 申请 部 队 试 用 ; 

(3) 制定 部 队 试用 大 纲 ; 

(4) 组 织 部 队 试 用 ; 

(5) 申请 生产 定型 试验 ; 

(6) 制定 生产 定型 试验 大 纲 ; 

(7) 组 织 生 产 定型 试验 ; 

(8) 申请 生产 定型 ; 

(9) 组 织 生产 定型 审查 ; 

(10) 审批 生产 定型 。 

生产 定型 工作 的 组 织 实施 和 和 审批 权限 ,应 按照 《军工 产品 定型 工作 规定 》 和 
GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 的 规定 进行 ,具体 说 明 如 下 。 

总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 、 军 兵种 装备 部 会 同 国务 院 有 关 部 门 和 有 关 单 位 ， 
按照 生产 定型 的 标准 和 要 求 , 对 承 研 承 制 单位 的 工艺 和 生产 条 件 组 织 考核 ,并 向 
二 级 定 委 提交 《工艺 和 生产 条 件 考 核 报告 》。 

产品 工艺 和 生产 条 件 基 本 稳定 满足 批量 生产 条 件 时 , 承 研 承 制 单位 应 会 后 
军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 提出 《部 队 试 用 申请 报告 》。 二 名 
定 委 经 审查 认为 已 符合 要 求 的 ,批准 转 和 人 部 队 试用 阶段 ,并 与 有 关 部 门 协商 确定 
试用 部 队 。 不 符合 规定 要 求 的 ,将 《部 队 试用 申请 报告 ?退回 申请 单位 并 说 明 
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理由 。 

试用 部 队 根据 装备 部 队 试用 年 度 计划 ,结合 部 队 训练 .装备 管理 和 维修 工作 
的 实际 拟 制 《部 队 试用 大 纲 ), 并 征求 有 关 部 门 .研制 总 要 求 论证 单位 、 承 人 研 承 制 
单位 、 军 事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 等 单位 的 意见 , 报 二 级 定 委 审 查 批 准 后 
实施 。 必 要 时 ,也 可 以 由 二 级 定 委 指 定 部 队 试 用 大 纲 拟 制 单位 。 

部 队 试 用 大 纲 内 容 如 需 变 更 ,试用 部 队 应 征 得 有 关 部 门 同 意 , 并 征求 研制 总 
要 求 论 证 单位 、 承 研 承 制 单 位 、 军 事 代 表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 等 单位 的 意 
见 , 报 二 级 定 委 审批 。 批 复 变 更 一 级 军工 产品 部 队 试用 大 纲 时 ,应 报 一 级 定 委 
备案 。 

试用 部 队 在 试用 结束 后 30 个 工作 日 内 完成 《部 队 试 用 报告 ), 报 二 级 定 委 ， 
并 抄 送 有 关 部 门 .研制 总 要 求 论证 单位 、 军 事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 、 承 
研 承 制 单位 等 有 关 单 位 。 其 中 ,一 级 军工 产品 的 部 队 试 用 报告 同时 报 一 级 定 委 
备案 。 

对 于 批量 生产 工艺 与 设计 定型 试验 样品 工艺 有 和 较 大 变化 ,并 可 能 影响 产品 
主要 战术 技术 指标 的 ,应 进行 生产 定型 试验 ;对 于 产品 在 部 队 试 用 中 暴露 出 影响 
使 用 的 技术 、 质 量 问题 的 ,经 改进 后 应 进行 生产 定型 试验 。 承 研 承 制 单位 会 同 军 
事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 以 书面 形式 提出 《生产 定型 试验 申 
请 报告 )。 承 试 单位 按照 与 《设计 定型 试验 大 纲 ) 类 似 的 程序 拟 制 和 上 报 《 生产 定 
型 试验 大 纲 )。 生 产 定型 试验 通常 在 原 设计 定型 试验 单位 进行 ,必要 时 也 可 以 在 
二 级 定 委 指定 的 其 他 试验 单位 进行 。 承 试 单位 在 试验 结束 30 个 工作 日 内 出 具 
《生产 定型 试验 报告 》。 

产品 通过 工艺 和 生产 条 件 考 核 .部 队 试用 .生产 定型 试验 后 , 承 研 承 制 单位 
认为 已 达到 生产 定型 的 标准 和 要 求 时 ,进行 全 面 总 结 ,形成 (质量 管理 报告 )《 可 
靠 性 评估 报告 )《 维 修 性 评估 报告 )《 测 试 性 评估 报告 )《 保 障 性 评估 报告 )《 安 
全 性 评价 报告 )《 工 艺 标 准 化 审查 报告 )《 价 值 工程 分 析 和 成 本 核算 报告 ) 以 及 
《 试 生产 总 结 》。 在 整个 研制 过 程 中 ,军事 代表 机 构 对 产品 生产 过 程 进 行 质量 监 
督 ,形成 《军事 代表 机 构 质 量 监 督 报告 ), 并 对 产品 能 否 生 产 定型 提出 《军事 代表 
机 构 对 生产 定型 的 意见 》。 承 研 承 制 单位 会 同 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 
位 向 二 级 定 委 提 出 《生产 定型 申请 报告 》, 并 抄 送 有 关 单 位 。 

生产 定型 审查 应 成 立 生 产 定 型 审查 组 。 审 查 组 成 员 由 有 关 领 域 的 专家 和 定 
委 成 员 单位 .试用 部 队 、 承 试 单位 \ 人 研制 总 要 求 论证 单位 、 承 研 承 制 单 位 ( 含 其 上 
级 集团 公司 ) .军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 的 专家 和 代表 组 成 。 审 查 组 组 
长 由 二 级 定 委 指定 ,一般 由 军 方 专家 担任 。 

产品 生产 定型 应 符合 下 列 标准 和 要 求 : 
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(1) 具备 成 套 批量 生产 条 件 , 工 艺 、 工 装 、 设 备 、 检 测 工 具 和 仪器 等 齐全 , 符 
合 批量 生产 的 要 求 , 产 品质 量 稳定 ; 

(2) 经 工艺 和 生产 条 件 考 核 .部 队 试 用 .生产 定型 试验 ,未 发 现 重大 质量 问 
题 ,出 现 的 质量 问题 已 得 到 解决 ,相关 技术 资料 已 修改 完善 ,产品 性 能 符合 批准 
设计 定型 时 的 要 求 和 部 队 作战 使 用 要 求 ; 

(3) 生产 和 验收 的 技术 文件 和 图 样 齐全 ,符合 生产 定型 要 求 ; 

(4) 配套 设备 和 零 部 件 .元 器 件 、 原 材料 .软件 等 质量 可 靠 , 并 有 稳定 的 供 货 
来 源 ; 

(5) 承 研 承 制 单位 具备 有 效 的 质量 管理 体系 和 国家 认可 的 装备 生产 资格 。 

审查 组 按照 产品 生产 定型 标准 和 要 求 进行 审查 ,讨论 并 通过 《生产 定型 审查 
意见 书 》, 审 查 组 全 体 成 员 签署 。 审 查 组 成 员 有 不 同意 见 时 ,可 以 书面 形式 附 在 
《生产 定型 审查 意见 书 》 的 审查 结论 意见 之 后 。 

生产 定型 审批 参照 设计 定型 审批 程序 进行 。 

需要 说 明 的 是 ,对 于 三 级 和 三 级 以 下 军工 产品 ,以 及 一 级 和 二 级 军工 产品 的 
设计 改进 ,不 进行 设计 定型 ,只 进行 设计 鉴定 , 则 其 研制 阶段 一 般 划 分 为 论证 阶 
段 .方案 阶段 .工程 研制 阶段 .设计 鉴定 阶段 和 生产 鉴定 阶段 。 本 书 中 所 述 的 拉 
术 文 件 绝 大 部 分 也 适用 于 设计 鉴定 和 生产 鉴定 ,只 是 在 技术 文件 名 称 上 进行 相 
应 调整 ,审批 机 关 也 相应 调整 为 军 兵 种 科研 主管 机 关 ( 一 般 为 军 兵种 装备 部 ) 。 

在 产品 研制 阶段 形成 的 主要 文字 类 文件 见 表 1. 1。 

表 1. 1 中 ,责任 单位 栏目 中 的 编号 是 指 :@ 订 购 方 ,@ 承 研 承 制 方 ,G 军 事 代 
表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 ,四 承 试 方 ,@ 试 验 试用 和 使 用 部 队 ,@ 审 查 或 评审 
专家 组 ,技术 总 体 单位 ,@ 改 装 总体 单 位 ;研制 阶段 栏目 中 的 VV 是 指 应 当 编 制 ， 
人 是 指 根据 需要 编制 , 〇 是 指 对 文件 进行 适应 性 修改 。 


表 1.1 研制 阶段 形成 的 主要 文字 类 文件 
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技术 文件 名 称 ee 工程 | 设计 | 生产 
i | 放 要 研制 | 定型 | 定型 
阶段 | 阶段 | 阶段 





人 
pg 


EE 
5 | 生产 性 分 析 报 告 (ipiEN&) | vV| | | | | 2 
二 


( 续 ) 


生产 责任 
单位 


研制 阶段 
工程 | 设计 
研制 | 定型 | 定型 
阶段 | 阶段 | 阶段 


研制 总 要 求 
ET 













拉 
次 全 = 
XE El 二 
定 得 虑 40 
长 泊 | 机 | | 全 | | 宗 | “| 逐 EE 要 次 
二 | 民 好 未 好 人 外 Es 
是 | 灯 | | 尝 | | 副 | 直 | 到 各 | 如 | 陂 | 者 | 如 | 栅 | 业 至 | | 鱼 
iE | 实 和 | 长 | 让 | 秆 综 | 逐 | 实 | 冰 | 罕 | 紧 | 岗 | 咏 | 外 | 深 拭 
中 | 区 | 穴 | 损 | 损 | 损 | 慨 | 信 | 姨 | 顽 | 村 | 秒 | 次 | 本 | 必 | 守 | 本 | 盘 | 租 | 括 | 鬼 | 损 | 权 | 和 | 铂 | 瑚 
水 | 如 | 水 | 聚 | 最 | 聂 | 本 | 起 | 以 | 舌 | 攻 | 下 | 出 | 谎 | 本 | 妇 | 直 | 生 | 乓 | 昧 | 票 | 抬 | 涩 | 册 | 愉 | 坟 
二 | 至 | 对 | 作 | 生 | 至 | 王 | 轴 | 本 | 入 | 呈 | 齐 | 至 | 要 | 安 | 业 | 二 | 本 | 亚 | 芝 | 多 | 思 | 关 | 罗 | 业 | 去 
哮 | 虞 | 口 | 抠 | 唉 | 上 嵌 | 上 由 全 be 潜 
中 OE SD i OW | SY | Mp Se ES oo | OO SN | mm 
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aa | | va 
Te 
EIT 


37 | 设计 定型 试验 报告 

设计 定型 试验 报告 (部 队 试 验 ) 
重大 技术 问题 的 技术 攻关 报告 
质量 问题 报告 

价值 工程 和 成 本 分 析 报 告 

生产 性 分 析 报 告 (设计 定型 阶段 ) 
改装 总 结 
研制 总 结 ( 设 计 定 型 用 ) 

设计 定型 录像 片 解说 词 

总 体 单位 对 设计 定型 的 意见 

47 | 军事 代表 机 构 对 设计 定型 的 意见 
设计 定型 申请 报告 

49 | 设计 定型 审查 意见 书 

部 队 试用 申请 报告 

部 队 试 用 大 纲 

部 队 试 用 大 纲 编制 说 明 

部 队 试 用 报告 

技术 状态 更 改建 议 
偏离 ( 超 差 ) 申 请 

技术 通报 

57 | 生产 定型 试验 申请 报告 

生产 定型 试验 大 纲 

生产 定型 试验 报告 

价值 工程 分 析 和 成 本 核算 报告 
生产 性 分 析 报 告 ( 生 产 定型 阶段 ) 


( 续 ) 
研制 阶段 
责任 
位 
由 吕 


序号 技术 文件 名 称 论证 | 方案 ee a 音 
i 阶段 | 阶段 | 阶段 
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( 续 ) 
研制 阶段 
没 i 责任 
序号 技术 文件 名 称 a | le | 
信息 | 阶段 | 研制 | 定型 | 定型 单位 
| | 阶段 | 阶段 | 阶段 


| er I EE 
nm | | | | Iv oJ 


64 | 军事 代表 机 构 对 生产 定型 的 意见 
生产 定型 申请 报告 
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军事 代表 机 构 对 生产 定型 的 意见 
aa TR 
EE 
71 | 接口 设计 说 明 | 


下] 


<] | ~ | = 9 
on | | 多? SS 


2 | 软件 研制 任务 书 
软件 开发 计划 
软件 配置 管理 计划 
软件 质量 保证 计划 
软件 安装 计划 
软件 移交 计划 
软件 测试 计划 
软件 需求 规格 说 明 
软件 设计 说 明 
数据 库 设 计 说 明 
软件 测试 说 明 
软件 测试 报告 
软件 产品 规格 说 明 
软件 版 本 说 明 
软件 用 户 手 册 
软件 输入 /输出 手册 
软件 中 心 操作 员 手 册 
计算 机 编程 手册 
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研制 阶段 


( 续 ) 
VL » 责任 
a Ny RE 
| 只 让 | 阶段 | 研制 | 定型 定型 单位 
| 人 | 阶段 | 阶段 | 阶段 


aa | | vone 
aa | | vone 
[aaa | | elv| | oo 

全 全 | Tv hod 


软件 质量 保证 报告 

软件 定型 测评 大 纲 

软件 定型 测评 报告 
工艺 总 方案 

工艺 规范 (D 类 规范 ) 
材料 规范 (E 类 规范 ) 
工艺 设计 工作 总 结 

工艺 评审 报告 

工艺 总 结 

103 | 工艺 和 生产 条 件 考核 报告 
标准 化 大 纲 
标准 化 工作 报告 
标准 化 审查 报告 

工艺 标准 化 大 纲 (工艺 标准 化 综合 要 求 ) 
工艺 标准 化 工作 报告 
工艺 标准 化 审查 报告 
110 | 质量 保证 大 纲 (质量 计划 ) 
质量 分 析 报 告 


配套 产品 \ 原 材料 、 元 器 件 及 检测 设备 的 质 
量 和 定点 供应 情况 报告 


113 | 产品 质量 管理 报告 
114 | 风险 管理 计划 . 
115 | 风险 分 析 报 告 
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技术 成 熟 度 评价 工作 计划 了 


117 | 关键 技术 元 素 ( 初 始 候选 ) 清 单 
技术 成 熟 度 评 价 报告 
技术 成 熟 计划 

120 | 可 靠 性 要 求 

可 靠 性 工作 项 目 要求 
可 靠 性 计划 

可 靠 性 工作 计划 (可 靠 性 大 纲 ) 
可 靠 性 模型 

可 靠 性 分 配 

可 靠 性 预计 

故障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 
故障 树 分 析 

潜在 通路 分 析 
电路 容 差 分 析 

131 | 可 靠 性 设计 准则 

元 器 件 、 零 部 件 和 原材料 选择 与 控制 ， 
可 靠 性 关键 项 目 

测试 ,包装 ,贮存 .装卸 .运输 和 维修 对 产品 
可 靠 性 的 影响 

有 限 元 分 析 

耐久 性 分 析 

环境 应 力 筛选 

可 靠 性 增长 试验 大 纲 

可 靠 性 增长 试验 报告 

可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 
可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 大 纲 
可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 程序 


z ( 续 ) 
研制 阶段 
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研制 阶段 
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mn | | | Ts 


使 用 期 间 维修 性 信息 分 类 和 编码 
使 用 期 间 维 修 性 评价 计划 

使 用 期 间 维 修 性 评价 报告 

使 用 期 间 维 修 性 改进 计划 

使 用 期 间 维 修 性 改进 报告 

诊断 方案 

测试 性 要 求 
测试 性 工作 项 目 要 求 
测试 性 计划 

测试 性 工作 计划 

测试 性 模型 

测试 性 分 配 

测试 性 预计 

故障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 一 一 测试 性 


( 续 ) 
研制 阶段 
工程 | 设计 | 入 产 责任 
序号 技术 文件 名 称 沦 证 
rs be 研制 | 定型 | 定型 单位 
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185 


186 | 测试 性 设计 准则 

固有 测试 性 设计 分 析 报 告 
测试 性 设计 准则 符合 性 报告 
诊断 能 力 设计 

190 | 测试 要 求 文件 
测试 性 核查 计划 
测试 性 核查 报告 
测试 性 验证 试验 计划 
测试 性 验证 试验 报告 
测试 性 分 析 评 价 计 划 
测试 性 分 析 评价 报告 
197 | 测试 性 评估 报告 
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安全 性 大 纲 
系统 安全 性 工作 计划 
系统 安全 性 工作 报告 
初步 危险 表 

分 系统 危险 分 析 z 
系统 危险 分 析 

境 工程 工作 计划 
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注 揪 

六 呈 不 到 
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工程 | 设计 | 生产 责任 
研制 | 定型 | 定型 单位 
“| 阶段 | 阶段 | 阶段 


258 | 环境 鉴定 试验 报告 有 于 天 
环境 鉴定 试验 总 报告 由 
260 | 环境 适应 性 报告 

261 | 电磁 环境 

电磁 兼容 性 要 求 

电磁 兼容 性 大 纲 

电磁 兼容 性 技术 组 
电磁 兼容 性 控制 计划 
电磁 兼容 性 设计 方案 
电磁 兼容 性 预测 与 分 析 
电磁 兼容 性 试验 计划 
电磁 兼容 性 试验 大 纲 
电磁 兼容 性 试验 报告 
电磁 兼容 性 综合 评价 报告 
电磁 兼容 性 培训 计划 
273 | 频率 使 用 管理 文件 

人 机 工程 要 求 

人 机 工程 设计 准则 

人 机 工程 方案 计划 
277 | 人 机 工程 动态 仿真 计划 
人 机 工程 试验 计划 

人 机 工程 系统 分 析 报 告 
关键 任务 分 析 报 告 
操作 者 设计 方法 文件 
维修 者 设计 方法 文件 
人 机 工程 试验 报告 


人 机 工程 进展 报告 
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研制 阶段 
序号 技术 文件 名 称 论证 | 方案 ee 
和 | 殖 全 | 醒 段 | 阶段 | 阶段 
人 机 工程 评估 报告 Ew 


( 续 ) 
责任 
单位 

| 
286 | 研制 总 结 报告 (成 果 些 人 和) | | | | vv | 9 
287 | 科技 成 果 鉴 室 记 | | | 
288 | 科技 成 果 汇 报 扬 放 文 作 | | | | 
_289 | 军队 科学 技术 奖 推荐 | | | 
| 

| 






290 | 国防 科技 成 果 奖 推荐 书 


J 
演 攻 -下 玫 
pr (| 
国 


1.4 定型 文件 


1.4.1 定型 文件 的 分 类 


定型 文件 是 产品 定型 时 必须 提供 产品 定型 审查 组 审查 的 技术 文件 。 
GJB 1362A 一 2007 规定 ,设计 定型 文件 通常 包括 : 
(1) 设计 定型 审查 意见 书 ; 
(2) 设计 定型 申请 报告 ; 
(3) 军事 代表 机 构 或 者 军队 其 他 有 关 单 位 对 设计 定型 的 意见 ; 
(4) 设计 定型 试验 大 纲 和 试验 报告 ; 
(5) 产品 研制 总 结 ; 
(6) 研制 总 要 求 (或 研制 任务 书 ); 
(7) 研制 合同 ; 
(8) 重大 技术 问题 的 技术 攻关 报告 ; 
(9) 研制 试验 大 纲 和 试验 报告 ; 
(10) 产品 标准 化 大 纲 、 标 准 化 工作 报告 和 标准 化 审查 报告 ; 
(11) 质量 分 析 报 告 ; 
(12) 可 靠 性 \ 维 修 性 、 测 试 性 \ 保 障 性 、 安 全 性 评估 报告 ; 
(13) 主要 的 设计 和 计算 报告 ( 含 数学 模型 ) ; 
(14) 软件 ( 含 源 程序 .框图 及 说 明 等 ); 
(15) 软件 需求 分 析 文 件 ; 
(16) 软件 设计 测试、 使用、 管理 文档 ; 
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(17) 产品 全 套 设计 图 样 ; 

(18) 价值 工程 和 成 本 分 析 报 告 ; 

(19) 产品 规范 ; 

(20) 技术 说 明 书 、 使 用 维护 说 明 书 产品 履历 书 ; 
(21) 各 种 配套 表 、 明 细 表 ,汇总 表 和 目录 ; 

(22) 产品 像 册 ( 片 ) 和 录像 片 ; 

(23) 二 级 定 委 要 求 的 其 他 文件 。 

GJB 1362A 一 2007 规定 ,生产 定型 文件 通常 包括 : 
(1) 生产 定型 审查 意见 书 ; 

(2) 生产 定型 申请 报告 ; 

(3) 产品 试 生 产 总 结 ; 

(4) 工艺 和 生产 条 件 考 核 报告 ; 

(5) 部 队 试用 大 纲 和 试用 报告 ; 

(6) 生产 定型 试验 大 纲 和 试验 报告 ; 

(7) 产品 全 套图 样 ; 

(8) 工艺 标准 化 综合 要 求 ; 

(9) 工艺 、 工 装 文件 ; 

(10) 工艺 标准 化 工作 报告 和 审查 报告 ; 

(11) 软件 ( 含 源 程 序 .框图 及 说 明 等 ); 

(12) 软件 需求 分 析 文 件 ; 

(13) 软件 设计 测试 、 使 用 、 管 理 文档 ; 

(14) 可 靠 性 、 维 修 性 .测试 性 、 保 障 性 、 安 全 性 评估 报告 ; 
(15) 配套 产品 .原材料 .元 器 件 及 检测 设备 的 质量 和 和 定点 供应 情况 报 
(16) 产品 质量 管理 报告 ; 

(17) 产品 价值 工程 分 析 和 成 本 核算 报告 ; 

(18) 产品 规范 ; 

(19) 技术 说 明 书 ; 

(20) 使 用 维护 说 明 书 ; 

(21) 各 种 配套 表 、 明 细 表 、 汇 总 表 和 目录 ; 

(22) 二 级 定 委 要 求 的 其 他 文件 。 


1.4.2 定型 文件 的 格式 


1. 技术 文件 格式 
技术 文件 的 编写 应 符合 以 下 要 求 : 


~ 
口 ， 
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(1) 幅面 采用 A 系列 规格 纸张 的 A4 幅面 ,上 下 边 距 分 别 为 25mmo, 左 右边 
距 分 别 为 30mm:; 

(2) 字号 按照 有 关 标 准 或 行政 规定 执行 ; 

(3) 封面 样式 如 图 1. 1 所 示 , 诽 页 样式 如 图 1. 2 所 示 。 

2. 产品 图 样 绘制 

产品 图 样 绘 制 应 符合 以 下 要 求 : 

(1) 幅面 .格式 、 代 号、 符号 、 阶 段 标识 填写 要 求 等 应 符合 有 关 标 准 ; 

(2) 按照 有 关 规 定 进行 签署 ; 

(3) 图 样 为 蓝图 ; 

(4) 封面 样式 如 图 1. 1 所 示 , 诽 页 样式 如 图 1. 2 所 示 。 

3. 产品 照片 和 录像 片 

产品 照片 应 能 够 反映 产品 全 貌 、 主 要 侧 视 面 、 主 要 工作 状态 (战斗 状态 行军 
状态 ) 和 主要 组 成 部 分 ,幅面 为 1 20mmX90mm 或 240mmX180mm。 

录像 片 的 放映 时 间 一 般 不 超过 20min, 并 附 有 人 解说 词 文本 。 解 说 词 应 实事 
求 是 .简明 扼要 .通俗 易 懂 ,主要 内 容 包括 :产品 研制 生产 概况 ,产品 主要 组 成 .用 
途 和 性 能 ,主要 试验 项 目 和 试验 结果 ,评语 等 。 


1.4.3 定型 文件 的 整理 


定型 文件 应 按照 以 下 要 求 整 理 : 

(1) 技术 文件 和 产品 图 样 一 般 要 分 别 装订 ; 

(2) 技术 文件 要 分 类 装订 成 册 , 每 和 册 要 有 目录 ,厚度 不 应 超过 25mm; 

(3) 图 样 应 装订 成 册 ,并 编 张 号 ,每 册 厚 度 不 应 超过 50mm; 

(4) 定型 文件 一 般 采 取 穿 线装 订 ,产品 技术 说 明 书 使 用 维护 说 明 书 等 也 可 
以 按照 图 书 朔 订 ; 

(5) 定型 文件 成 册 后 应 有 硬 质 封面 ,不 应 用 塑料 和 漆 布 面 ,设计 定型 文件 的 
封面 为 天 蓝 色 ,生产 定型 文件 的 封面 为 紫红 色 ; 

(6) 定型 文件 的 封面 应 使 用 产品 的 正式 命名 名 称 , 文 件 中 也 可 以 沿用 产品 
的 研制 代号 , 随 产 品 交 付 的 文件 一 律 使 用 产品 的 正式 命名 名 称 。 


1.4.4 定型 文件 的 上 报 


产品 通过 定型 审查 后 ,研制 单位 应 按照 定型 审查 提出 的 意见 和 要 求 , 修 改 、 
补充 完善 定 型 文件 ,并 按 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 第 7.2 
条 的 规定 进行 编写 整理 ,待产 品 批准 定型 后 ,会 同 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 
单位 上 报 二 级 定 委 。 对 于 涉及 产品 关键 技术 的 文件 (如 数学 模型 ) ,由 研制 单位 
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定型 文件 


2 号 宋体 加 粗 


“一 产品 名 称 (全 称 ) 


研制 (或 生产 ) 单位 (全称) 
2 


2 号 宋体 加 粗 
行 居 中 





图 1.1 定型 文件 封面 样式 


定型 文件 


3 号 宋体 


3 号 宋体 
人 靠 页 面 左 上 空 一 字 靠 页 面 右上 


文件 名 称 (全称) ,二 


小 初 号 宋体 
行 居中 


共 册 第 册 共 页 


研制 (或 生产 ) 单位 (全称 ) 


pg 





图 1.2 定型 文件 雇 页 样式 


和 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 共同 加 密 保 存 , 上 报 二 级 定 委 的 定型 文件 
中 可 只 列 目录 。 计 算 机 软件 文档 上 报 按 照 《 军 用 软件 产品 定型 管理 办 法 ) 的 要 求 
办 理 。 

上 报 书 面 文件 的 同时 ,按照 GJB 5159 一 2004《 军 工 产品 定型 电子 文件 要 求 》 
的 有 关 规 定 上 报 定 型 电子 文件 。 

二 级 定 委 、 研 制 单位 .军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 等 持 有 的 产品 全 套 
图 样 、 底 图 、 产 品 规范 、 各 种 配套 表 、 明 细 表 ,汇总 表 和 目录 等 定型 文件 ,必须 加 瘟 
定型 专用 章 。 未 加 盖 定 型 专用 章 的 技术 文件 不 得 用 于 产品 的 生产 。 


1.4.5 定型 文件 的 使 用 


定型 文件 只 用 于 产品 生产 和 检验 验收 。 定 委 保 存 的 定型 文件 ,作为 发 生 重 
大 技术 质量 问题 时 查证 产品 设计 、 制 造 情 况 的 依据 。 持 有 定型 文件 的 单位 负 有 
保守 国家 军事 秘密 .技术 秘密 、 知 识 产 权 的 责任 和 义务 ,如 有 违反 ,依照 国家 和 和 苗 
队 有 关 法 律 法规 追究 其 责任 。 


1.4.6 定型 文件 的 修改 


已 批准 定型 产品 的 定型 文件 的 修改 ,按照 下 列 规定 办 理 : 

(1) 改变 产品 主要 战术 技术 性 能 和 关键 结构 的 修改 ,由 总 部 分 管 有 关 装 备 
的 部 门 、 军 兵种 装备 部 审查 后 报 二 级 定 委 审批 ; 

(2) 不 改变 产品 主要 战术 技术 性 能 和 关键 结构 但 影响 其 通用 性 、 互 换 性 
的 修改 ,由 总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 、 军 兵种 装备 部 审批 后 , 报 二 级 定 委 
备案 ; 

(3) 凡 不 涉及 上 述 两 种 情况 的 修改 ,由 研制 单位 和 军事 代表 机 构 或 军队 其 
他 有 关 单 位 商定 ,并 上 报 采 购 部 门 备案 。 


1.5 技术 文件 管理 


1.5.1 技术 文件 的 分 类 代码 


GJB 5882 一 2006( 产 品 技术 文件 分 类 与 代码 ?规定 了 产品 研制 生产 过 程 中 
所 形成 的 技术 文件 的 分 类 原则 和 分 类 方法 ,并 规定 了 类 型 代码 ,适用 于 产品 研制 
生产 过 程 中 技术 文件 的 信息 化 管理 。 
按 研制 生产 阶段 划分 的 文件 类 型 ,其 代码 采用 一 位 拉丁 字母 表示 , 见 表 
本 -和 
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按 文件 技术 内 容 划 分 的 文件 类 型 ,其 代码 采用 一 位 拉丁 字母 表示 , 见 表 
久 。 

按 文件 表达 形式 划分 的 文件 类 型 ,其 代码 采用 一 位 拉丁 字母 表示 , 见 表 
ee 


表 1.2 按 产 品 研制 生产 阶段 分 类 的 类 型 代码 







-ee 






项 目 管理 文件 
设计 文件 


GJB 5882 一 2006《 产 品 技 术 文 件 分 类 与 代码 ) 只 规定 了 产品 技术 文件 的 
分 类 类 型 及 其 代码 ,未 对 文件 标识 及 方法 做 具体 要 求 。 产 品 研制 生产 单位 
可 根据 信息 化 管理 的 需求 ,单独 或 组 合 使 用 三 种 分 类 代码 来 描述 文件 的 类 
型 属性 。 


1.5.2 技术 文件 的 版 本 标识 


GJB 5881 一 2006《 技 术 文 件 版 本 标识 及 管理 要 求 ) 规 定 了 数字 化 环境 下 的 
技术 文件 版 本 标识 及 相关 管理 要 求 ,适用 于 产品 研制 .生产 过 程 中 技术 文件 的 版 
本 标识 和 管理 。 
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1。 标识 号 

每 一 次 发 放 / 换 版 的 技术 文件 都 应 有 一 个 对 应 的 版 本 标识 号 。 标 识 
为 拉丁 字母 ,应 用 大 写 ,标识 顺序 应 按照 拉丁 字母 顺序 ,为 防止 混 消 ,不 应 单 
独 或 组 合 使 用 字母 “I.O、Z”, 即 :首次 发 放 的 技术 文件 的 版 本 从 A 开始 记 
录 ,第 一 次 更 改换 版 时 用 版 本 B, 第 二 次 更 改换 版 时 用 版 本 C, 依 此 类 推 。 当 
字母 表 上 的 字母 用 完 后 , 则 按照 顺序 选用 字母 组 合 AA、AB、AC、…、BA.、 
BBs YY, 

技术 文件 版 本 标识 号 在 技术 文件 标识 中 的 位 置 如 图 1. 3 所 示 。 


DODDO (x) 了 口 (序列 ) 
| 正式 发 放 时 不 出 现 


研制 阶段 标识 (可 以 省 略 ) 版 本 标识 号 





图 1.3 技术 文件 版 本 标识 


2. 临时 更 改 文件 

在 产品 研制 过 程 中 , 当 技 术 文 件 不 进行 换 版 ,而 编制 临时 更 改 来 修改 
文件 时 , 则 该 临时 更 改 文件 与 原版 技术 文件 共同 构成 该 技术 文件 的 有 效 
集合 。 

针对 某 一 产品 技术 状态 ,对 包含 临时 更 改 文件 的 技术 文件 ,进行 配置 形成 技 
术 文件 适用 状态 ,其 标识 应 为 技术 文件 适用 版 本 与 适用 的 临时 更 改 文件 号 的 
组 合 。 

3. 序列 

技术 文件 发 放 或 换 版 发 放 之 前 ,通过 序列 反映 协调 编辑 完善 的 过 程 , 可 作为 
预 发 放 、 审 批 状 态 的 技术 文件 标识 ,其 标识 号 应 采用 两 位 自然数 顺序 ,从 01 开 
始 .依次 增 序 编排 。 其 标识 位 置 应 在 技术 文件 标识 ( 带 版 本 标识 ) 后 面 , 用 分 隔 符 
(分 隔 符 形式 根据 PDM 系统 目 定 ?分 开 。 


1.5.3 技术 文件 的 版 本 管理 


1.。 一 般 要 求 
(1) 技术 文件 应 实行 版 本 管理 来 反映 其 追溯 性 ,使 用 时 应 遵循 最 新 版 适用 
原则 。 
(2) 技术 文件 换 版 后 ,应 保留 旧版 本 ,用 于 适用 对 象 或 作为 追溯 性 文件 。 
(3) 技术 文件 的 版 本 变化 宜 采 用 线性 版 本 模型 。 
(4) 在 数字 化 定义 中 ,表达 某 一 对 象 ( 如 零 部 组 件 ) 的 几何 定义 文件 (二 维 图 
29 


样 三维 模 型 及 其 他 相关 信息 ) 的 版 本 应 始终 保持 一 致 。 

(5) 与 某 一 对 象 ( 如 零 部 组 件 ) 相 关联 的 其 他 可 单独 管理 的 技术 文件 (如 产 
品 规范 .工艺 文件 ) 版 本 可 与 几何 定义 文件 (二 维 图 样 、 三 维 模型 及 其 他 相关 信 
息 ) 版 本 不 一 致 。 

(6) 工程 更 改 影 响 “ 功 能 .形状 .配合 和 互 换 性 ?时 ,应 对 技术 文件 重新 标识 ， 
编制 新 的 技术 文件 。 工 程 更 改 不 影响 功能、 形状、 配合 和 互 换 性 ?时 ,相关 技术 
文件 应 通过 换 版 实施 更 改 。 

2. 版 本 模型 

线性 版 本 模型 是 根据 版 本 产生 的 时 间 顺 序 依次 排列 的 。 每 个 版 本 最 多 只 有 
一 个 父 版 本 , 且 只 能 有 一 个 子 版 本 。 在 线性 模型 中 每 个 版 本 只 能 有 唯一 的 标识 ， 
产生 的 新 版 本 自动 插入 链 尾 。 模 型 示意 图 如 图 1.4 所 示 , 图 中 箭头 所 示 为 从 源 
版 本 指向 目标 版 本 ,F 版 是 技术 文件 的 当前 适用 版 本 , 即 F 版 是 在 A 版 的 基础 
上 通过 设计 信息 的 添加 、 人 修改、 删除, 并 经 过 B 版 .C 版 ,DD 版 .E 版 而 得 到 的 最 终 


版 本 。 
Dm 


图 1.4 线性 版 本 模型 


3. 版 本 管理 

(1) 上 级 装配 不 应 引用 下 级 零 部 组 件 的 具体 版 本 ,上 级 装配 图 版 本 变化 不 
受 下 级 零 部 组 件 的 换 版 影响 。 

(2) 当 技 术 文 件 的 更 改 影响 产品 的 功能 形状 .配合 、 互 换 性 要 求 时 , 则 该 技 
术 文件 应 变 号 ,成 为 一 个 新 的 对 象 。 当 技术 文件 的 更 改 不 影响 产品 的 功能 、 形 
状 . 配 合 、 互 换 性 要 求 时 , 则 采用 换 版 本 的 方式 更 改 。 图 1. 5 为 一 个 更 改 的 版 本 
升级 管理 说 明 。 

(3) 临时 更 改 达到 一 定数 量 , 或 产品 研制 到 了 一 定 阶 段 ( 如 鉴定 、 定 型 等 ) 
时 ,应 通过 合并 临时 更 改 文件 对 技术 文件 进行 换 版 。 

4. 版 本 标识 的 使 用 

在 技术 文件 标识 中 ,版 本 标识 号 是 否 出 现 ,由 技术 文件 应 用 而 定 , 具 体 要 求 
如 下 : 

(1) 当 技 术 文 件 的 应 用 中 是 指 某 特定 版 本 时 ,版 本 标识 号 应 出 现在 技术 文 
件 的 标识 中 ; 

(2) 当 技术 文件 的 应 用 与 特定 版 本 无 关 , 随 技术 文件 最 新 版 本 而 变化 时 ,版 
本 标识 号 则 不 应 出 现在 技术 文件 的 标识 中 。 
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在 所 有 应 用 中 ， 
更 改 是 否 影响 
到 产品 的 形状 、 
配合 、 功 能 ? 








使 用 相同 的 标识 号 ， 
但 要 对 技术 文件 的 
版 本 进行 换 版 


更 改 标识 号 并 生 
成 新 的 对 象 ， 版 
本 从 A 版 开始 






图 1.5 变 号 与 换 版 逻辑 流程 图 


1.6 特点 


1.6.1 技术 性 


技术 性 是 技术 文件 的 基本 特征 。 产 品 研制 生产 过 程 涉及 的 方方面面 ,无 不 
涉及 到 产品 所 采用 的 技术 。 技 术 文 件 是 反映 产品 研制 生产 过 程 中 各 项 工作 的 输 
出 ,并 作为 后 续 相 关 工作 的 输入 。 


1.6.2 专业 性 


各 类 技术 文件 ,有 着 具体 的 专业 范围 ,其 专业 性 是 十 分 明显 的 ,主要 表现 在 
以 下 四 个 方面 :中 它 反映 的 是 科学 技术 领域 里 某 一 学 科 或 专业 范围 里 的 科技 活 
动 及 其 成 果 ;@ 它 是 由 不 同 专业 的 科技 工作 者 写作 完成 的 ; 久 由 于 所 属 专业 和 写 
作 目 的 的 不 同 ,读者 对 象 也 有 所 不 同 ; 引 技术 文件 主要 运用 文字 ,符号 系统 承担 
总 结 、 记 录 储存 交流、 推广 .传播 技术 信息 的 任务 。 


1.6.3 实用 性 


每 个 技术 文件 都 有 明确 的 实用 目的 ,用 于 指导 和 协调 产品 研制 工作 ,解决 产 
品 研制 生产 过 程 中 的 各 种 实际 问题 ,是 沟通 研制 方 与 使 用 方 、 研 制 者 与 管理 者 、 
研制 者 与 评价 者 之 间 的 技术 文献 。 例 如 ,研制 总 要 求 是 开展 工程 研制 和 组 织 定 
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型 考核 的 依据 ;使 用 维护 说 明 书 为 用 户 提供 详细 的 、 全 面 的 产品 使 用 维护 信息 ， 
指导 用 户 准确 理解 .熟练 掌握 并 正确 使 用 维护 产品 ;设计 定型 试验 大 纲 用 于 规范 
设计 定型 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,以 全 面 考核 产品 战术 技术 指标 、 作 战 使 用 
要 求 和 维修 保障 要 求 。 


1.6.4 规范 性 


规范 就 是 标准 化 、 统 一 化 。 技 术 文件 必须 做 到 用 词 规范 .语序 规范 和 句子 成 
分 规范 。 词 语 .语序 是 人 们 在 长 期 的 语言 使 用 过 程 中 形成 或 固定 下 来 的 ,一 般 不 
得 随意 改动 ,否则 就 会 造成 理解 困难 。 句 子 成 分 规范 就 是 句子 成 分 完整 才能 准 
确 地 表情 述 意 ,句子 成 分 残缺 就 会 造成 表达 不 清楚 ,以致 造 成 错误 。 


1.6.5 可 读 性 


技术 文件 要 求 层 次 清楚 , 主 次 有 别 , 言 而 有 序 , 概 念 准确 。 说 明 事 物 的 内 容 
结构 和 存在 形式 时 合情合理 ,恰如其分 。 技 术 文 件 中 语言 的 特点 是 明确 、 简 洁 、 
周密 、 规 范 , 遗 词 造句 不 但 要 合乎 语法 规律 ,而 且 还 要 注意 词汇 的 精确 性 、 单 义 
性 、 稳 定性 和 句 式 的 固定 、 单 一 。 


1.6.6 保密 性 


武 硕 装备 的 研制 .生产 .配备 情况 和 补充 、 维 修 能 力 , 武 器 装备 的 战术 技术 性 
能 等 内 容 ,都 是 关系 到 国家 军事 利益 的 军事 秘密 。 和 军事 秘密 分 为 绝密 、 机 密 、 秘 
密 三 个 等 级 。 “绝密 "是 最 重要 的 军事 秘密 ,泄露 会 使 国防 和 军队 的 安全 与 利益 
遭受 特别 严重 的 损害 ;“ 机 密 ” 是 重要 的 军事 秘密 ,泄露 会 使 国防 和 军队 的 安全 与 
利益 遭受 严重 的 损害 ”秘密 "是 一 般 的 军事 秘密 ,泄露 会 使 国防 和 军队 的 安全 与 
利益 遭受 损害 。 

军工 产品 研制 过 程 中 形成 的 技术 文件 ,如 实 反映 了 研制 工作 的 进展 、 成 败 ， 
其 中 也 包括 了 新 思想 .新 技术 、 新 方法 .新 装备 等 内 容 , 需 要 严格 按照 保密 条 例 确 
定 密级 ,控制 知 密 范围 ,防范 窃 密 活动 ,消除 泄密 隐患 ,确保 军事 秘密 安全 。 


1.7 编写 要 求 


1.7.1 完整 
技术 文件 的 完整 性 包括 技术 文件 齐 套 性 ,文件 结构 完整 性 文件 内 容 完 整 性 
等 几 个 方面 。 
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产品 研制 过 程 形成 的 技术 文件 ,在 数量 上 要 符合 相关 规定 ,该 有 的 文件 必须 
有 。 产 品 设计 定型 时 ,必须 按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 
准备 好 23 类 文件 ;产品 生产 定型 时 ,必须 按照 GJB 1362A 一 2007 准备 好 22 类 
文件 。 对 于 产品 鉴定 ,可 按照 有 关 规 定 或 参照 GJB 1362A 一 2007 准备 技术 
文件 。 

一 个 技术 文件 ,在 结构 上 应 当 完 整 ,不 能 缺 项 ,该 阐述 的 内 容 没 有 阐述 ,有 可 
能 造成 重大 损失 。 本 书 第 3 章 提供 的 技术 文件 目次 格式 ,大 部 分 是 依据 《常规 武 
器 装备 研制 程序 》《 中 国人 民 解 放 军 装备 条 例 》《 军 工 产品 定型 工作 规定 》 等 规 
定 和 相关 国家 军用 标准 编写 的 ,在 文件 结构 上 可 为 读者 提供 一 个 比较 完整 的 格 
式 要 求 。 

一 个 技术 文件 ,在 文件 内 容 上 应 当 完 整 ,提供 必要 的 客观 数据 。 在 与 本 书 配 
套 的 《军工 产品 研制 技术 文件 编写 说 明 ) 一 书 中 ,重点 说 明 各 个 章节 的 内 容 如 何 
编写 。 


1.7.2 准确 


准确 主要 指 用 词 准确 ,用 句 准确 ,以 及 定性 与 定量 准确 。 技 术 文 件 是 为 了 客 
观 描述 产品 技术 状态 ,交流 产品 研制 信息 。 所 以 , 它 对 事物 .事理 .思想 信息 的 特 
征 .本 质 及 其 规律 必须 用 准确 的 语言 表述 出 来 ,来 不 得 丝毫 的 伟大 .虚假 ,否则 就 
会 造成 费解 .误会 ,甚至 出 现 错误 或 造成 损失 。 


1.7.3 协调 


协调 包括 各 个 技术 文件 之 间 的 协调 .技术 文件 内 部 的 协调 两 个 方面 。 各 个 
技术 文件 之 间 , 有 关 战 术 技术 指标 和 使 用 要 求 的 内 容 应 保持 一 致 ,对 战术 技术 指 
标 和 使 用 要 求 的 逐 级 分 解 ,应 相互 协调 。 在 技术 文件 内 部 之 间 ,前 后 提 及 的 同一 
个 客观 数据 应 保持 一 致 ,相关 数据 之 间 应 保持 协调 。 


1.7.4 规范 


一 个 产品 的 所 有 技术 文件 内 ,使 用 的 语言 文字 ,名 词 术语 .人 和 名、 地名、 机 构 
名 称 , 量 和 计量 单位 ,公式 ,插图 ,表格 ,数字 用 法 及 数值 范围 ,标点 符号 ,外 文字 
体 ,注释 和 附录 ,符号 代号 和 缩 略 语 ,引用 文件 和 参考 文献 等 都 应 符合 规范 要 
求 。 具 体 要 求 详 见 第 2 章 。 
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第 2 章 ”技术 文件 编写 规则 


2.1 语言 文字 
2.1.1 规范 要 求 
对 语言 文字 有 如 下 主要 要 求 : 


(1) 在 技术 文件 中 ,中 文 应 当 符 合 现代 汉语 的 语法 规范 ,在 用 词 上 应 使 用 科 
技 名 词 术语 及 科学 符号 ,在 句 式 上 应 使 用 陈述 句 .无 主语 句 或 省 主语 句 , 在 表述 
上 应 使 用 简练 严谨 的 语言 ,在 内 容 上 应 使 用 准确 客观 的 描述 。 不 宜 泻 染 , 不 宜 使 
用 口头 用 语 。 

(2) 中 文 文字 应 以 国家 语言 文字 工作 委员 会 1986 年 10 月 10 日 发 布 的 《 简 
化 字 总 表 ) 为 标准 。 不 应 使 用 繁体 字 和 非 规 范 的 简化 汉字 (包括 1977 年 12 月 
20 日 发 表 的 《第 二 次 汉字 简化 方案 (草案 )》 的 简化 字 ) ,杜绝 错别字 。 

(3) 外 文 文字 应 书写 准确 ,符合 外 文 习 惯 ,并 根据 具体 用 途 使 用 外 文字 体 、 
字母 大 小 写 。 

(4) 章节 标题 行 顶 格 ; 正 文 起 段 空 两 格 。 

(5) 化 学 式 \ 年 份 、 数 码 和 其 前 后 的 附加 符号 (如 正 负 号 、 百 分 符号 等 ) ,不 能 
从 中 拆 开 为 行 。 


2.1.2 常见 错误 


语言 文字 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 章节 标题 行 不 顶 格 ;标题 末 出 现 标 点 符号 。 

(2) 正文 起 段 不 空格 ,或 随意 空格 。 

(3) 名 词 术 语 、 机 构 名 称 、 产 品名 称 等 ,全 称 与 简称 随意 混用 ,简称 没有 说 
明 ;“ 全 称 ( 以 下 简称 X X)” 之 后 继续 使 用 全 称 。 

(4) 概念 不 清 。 如 :不 知道 可 靠 性 "最低 可 接受 值 ”“ 规 定 值 >“ 预 计 值 之 
间 的 区 别 。 

(5) 字 词 用 错 、 写 错 和 混淆 ,如 :的 >“ 地 ”“ 得 ”使 用 不 当 。 表 2. 1 列 出 部 
分 容易 用 错 、 写 错 和 混淆 的 字 和 词 。 
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(6) 混淆 希腊 文 和 英文 的 a 与 4a,B 与 B,y 与 7,y 与 na,p 与 pyp 写 Uy 写 v， 
ww 与 w,xX 与 x 等 , 俄 文 和 希腊 文 的 6 与 o 等 ,数字 0 和 外 文字 母 o, 罗 马 数码 工 和 
英文 字母 TI。 混淆 俄 文字 母 的 大 小 写 , 混 清 英 文 C.K、O、P、SU、V、W、X、Y、Z2 
等 字母 的 大 小 写 。 
表 2.1 部 分 容易 用 错 、 写 错 和 混淆 的 字 和 词 














| | | aa [Tea 
em | wa | | 
| 
| 
一 ee at ee | ee 
恳 一 肯 淳 一 本 即 一 既 
= 一 
| 之 
辨 一 辨 词 一 矢 所 一 接 
躁 
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| 
汤 
| 并举 | 隐 
oo | 中 内 立 
时 | | 罕 | 洲 | 六 | 凑 | 吕 | 界 | 加 | 六 
瑞 | 次 | 漳 | 浪 | 洲 | 访 | 洲 | 竺 | 和 角 | 缴 
泪 


1 
了 


了 
罕 


wp ri, , 

己 | 注 | 注 用 
a bod nd ed ea lo ea od a es bn 
峙 | 问 | 访 | 于 | 党 | 膀 |x※| 节 | 和 | 办 | 第 | 时 


E 
叶 


特 一 持 
画 一 划 
接收 一 接受 
物质 一 物资 
增殖 一 增值 


Gt 


4 


1 
衣 
1 
村 


通信 一 通讯 
坐标 一 座 标 
学 历 一 学 力 
其 它 一 其 他 


声速 一 音速 振动 一 震动 
分 辨 一 分 辩 激烈 一 剧烈 


结 点 一 节点 突出 一 凸 出 调整 一 调 正 


EE 二- 
3 
权力 一 权利 侦查 一 侦察 收集 一 搜集 





2.2 名 词 术 语 ` 人 名、 地 名 、 机 构 名 称 


2.2.1 规范 要 求 


对 名 词 术语 人名、 地 名 、 机 构 名 称 有 如 下 主要 要 求 : 
(1) 科技 名 词 术 语 应 采用 全 国 自 然 科 学 名 词 审定 委员 会 公布 的 规范 词 ,或 
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按 国 家 级 或 部 级 相关 标准 执行 。 尚 未 规定 的 ,可 采用 行业 规定 或 通用 的 名 词 
术语 。 

(2) 外 国人 名 ,拉丁 语系 和 斯 拉夫 语系 人 名 可 统一 用 原名 ,也 可 统一 用 中 主 
名 ; 非 拉丁 语系 和 非 斯 拉夫 语系 人 名 应 用 中 译名 。 若 译 成 中 文 名 ,第 一 次 出 现 
时 ,应 在 译名 后 加 圆 括号 写 出 原文 。 译 名 的 译 法 可 参照 商务 印 书馆 出 版 的 相应 
语种 的 4 义 语 姓名 译名 手册 》。 

外 国人 名 (包括 期 刊 名 等 ) 的 缩写 号 用 居 下 的 圆 点 “.”, 如 :A. Einstein, 和 A. 
爱 因 斯 坦 。 外 国人 名 已 译 成 中 文 , 姓 和 名 之 间 只 用 居中 的 间隔 号 “。”, 如 艾 但 
特 。 爱 因 斯 坦 , 艾 。 爱 因 斯 坦 。 

(3) 外 国 地 名 一 律 按 中 国 地 图 出 版 社 最 新 版 地 图 或 商务 印 书 馆 最 新 版 4 外 
国 地 名 译名 手册 ;的 译名 翻译 ;生僻 的 地 名 ,第 一 次 出 现时 ,应 在 译名 后 加 圆 括号 
附 上 原文 。 

(4) 外 国 机 构 和 公司 名 称 ,一 般 应 用 中 译名 ,一 些 机 构 的 简称 (如 WTO) 和 
著名 公司 也 可 用 原名 (用 原名 时 应 加 “公司 ”, 如 Airbus 公司 )。 

(5) 同一 科技 名 词 术 语 、 人 名 、 地 名 和 机 构 名 称 , 必 须 前 后 一 致 。 同 一 术语 
应 指称 同一 概念 ,同一 概念 应 使 用 同一 术语 表述 。 每 个 术语 应 只 有 唯一 的 含义 。 


2.2.2 常见 错误 


名 词 术 语 、 人 名 、 地 名 、 机 构 名 称 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 同一 科技 名 词 术 语 、 人 名 、 地 名 和 机 构 名 称 , 前 后 不 一 致 。 如 :在 一 个 技 
术 文 件 中 ,同时 出 现 “A/D 转换 器 >”“A/D 变换 器 ”“ 模 / 数 转 换 器 ”“ 模 一 数 转 
换 需 ” ;同时 出 现 A. Einstein,A. 爱 因 斯 坦 , 艾 。 爱 因 斯 坦 ; 同 时 出 现 Airbus 公 
司 、 空 客 公司 、 空 中 客车 公司 。 

(2) 外 国人 名 译 成 中 文 时 , 姓 和 名 之 间 未 用 居中 的 间隔 号 ”。”, 而 是 用 居 下 
的 圆 点 “.”。 


2.3 量 和 计量 单位 
2.3.1 规范 要 求 
对 量 和 计量 单位 有 如 下 主要 要 求 : 


(1) 量 、 计 量 单位 及 其 符号 和 数值 的 表达 方式 ,应 按 GB 3100 一 3102 一 1993 
《 量 和 单位 》 中 的 有 关 规 定 执行 。 

(2) 量 的 符号 (特别 是 物理 量 的 符号 ) 代号 在 技术 文件 中 前 后 必须 一 致 , 同 
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一 符号 、 代 号 不 得 代表 不 同 的 意义 。 

(3) 计量 单位 应 按 国务 院 1984 年 2 月 发 布 的 (关于 在 我 国 统一 实行 法 定 计 
量 单位 的 命令 》 执 行 。 

(4) 在 文字 氢 述 .公式 .插图 和 表格 中 表达 量 值 时 ,一律 使 用 单位 符号 。 

(5) 以 英尺 、 磅 和 秒 为 基础 的 单位 以 及 其 他 《 量 和 单位 》 中 不 赞成 使 用 的 单 
位 ,不 宜 使 用 。 如 : 磅 (1b) 应 换算 为 千克 (kg) ,千克 力 (kgf) 应 换算 为 牛 (N), 马 
力 (hp) 应 换算 为 瓦 (W) (换算 时 应 特别 注意 :1 英制 马力 二 745.6999W,1 米 制 马 
力 ==735. 49875W)。 

出 于 原始 数据 及 换算 准确 度 考虑 ,可 以 采取 加 括号 方式 保留 原单 位 ,如 : 功 
率 为 36.775kW(50hp)。 

(6) 计量 单位 的 词 头 不 得 重 琶 使 用 ,如 :不 能 用 lyyF ,而 应 使 用 1pF。 

(7) 复合 单位 之 间 用 居中 圆 点 隔 开 ,不 用 半 字 线 。 

(8) 表示 物理 量 的 数值 范围 时 ,前 后 均 应 加 单位 符号 。 如 :50mm 一 60mm， 
80kg 一 100kg,5s~10s,30C 一 70C 等 。 

(9) 不 能 把 一 些 英文 缩写 做 单位 使 用 ,如 rpm,ppm。 在 使 用 时 ,rpm 应 写 
成 r/min;ppm 根据 具体 情况 应 分 别 写成 yL/L( 体 积分 数 )、pg/g( 质 量 分 数 ) 和 
mg/L( 质 量 浓度 )。 对 于 像 in,ft 这 样 一 些 英 文 缩写 , 某 些 特殊 情况 必须 使 用 时 ， 
可 用 中 文 “ 英 寸 "“ 英 尺 ” 表 示 。 一 般 不 允许 以 量 的 外 文 名称 的 缩写 字母 组 合 做 
量 的 符号 ,但 由 于 某 原 因而 使 用 时 ,应 使 用 正体 ,如 MTBF。 

法 定 计 量 单位 见 表 2. 2 一 表 2. 6。 

表 2.2 国际 单位 制 (SI) 的 基本 单位 


安 [ 培 ] 
开 [ 尔 文 ] 
摩 [ 尔 ] 
坎 [ 德 拉 ] 


表 2.3 国际 单位 制 (SI) 的 辅助 单位 








表 2.4 ede i ad onabed hissed sds 
赫 [ 效 ] Hz 5 
力 ;重力 牛 [ 顿 ] 
压力 ;压强 ;应 力 帕 [ 斯 卡 ] 
能 量 ; 功 ; 热 焦 [ 耳 ] 
功率 ;辐射 通 量 瓦 [ 特 ] 
电荷 量 库 [ 仑 ] 
电位 ;电压 ;电动 势 伏 [ 特 ] 
电容 法 [ 拉 j 
电阻 欧 [ 姆 ] 
电导 西 [ 门 子 j 
磁 通 量 韦 [ 伯 j] 
磁 通 量 密度 ,磁感应 强度 特 [斯 拉 ] 
电感 享 [ 利 ] 
摄氏 温度 摄氏 度 
光 通 量 流 L 明 ] 
光照 度 - 勒 [ 克 斯 ] 
[放射 性 ] 活 度 贝 可 [ 勒 尔 ] 
吸收 剂量 , 比 释 动能 艾 [ 瑞 ] 
剂量 当量 希 [ 沃 特 ] 


表 2.5 国家 选 定 的 非 国际 单位 制 单位 
和 
天 (日 ) 


r/min lr/min= (1/60)s-! 


mi 1 n mile 天 1852m( 只 用 于 航程 ) 
| kin mile/h 一 (1852/3600)m/s( 只 用 于 航行 ) 
re 













1mlin 一 60s 
lh=60min= 3600s 
1d 王 24h 一 86400s 










1" 二 (x/648000)rad(x 为 圆周 率 ) 
1'=60"= (x/10800)rad 
1"=60'=(x/180)rad 



















( 续 ) 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 换算 关系 和 说 明 


ltex= lg/km 










扒 [ 家 ] 
泽 [ 它 ] 
艾 [ 可 萨 ] 
拍 [ 它 ] 
太 [ 拉 ] 
吉 [ 咖 ] 





2.3.2 常见 错误 


量 和 计量 单位 的 常见 错误 有 : 
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(1) 在 同一 个 技术 文件 中 ,用 同一 符号 、 代 号 代表 不 同 的 意义 , 且 没 有 详细 
的 说 明 。 

(2) 未 使 用 法 定 计 量 单位 ,如 使 用 “公斤 ”( 应 为 千克 ,kg)， 公 里 ”( 应 为 干 
> 

(3) 虽然 使 用 了 法 定 计量 单位 ,但 是 中 文 符号 与 国际 单位 符号 混用 ,全 文 不 
统一 。 在 技术 文件 中 ,要 求 统一 使 用 国际 单位 符号 ,如 质量 单位 必须 使 用 kg ,不 
使 用 “千克 ”。 

(4) 将 单位 符号 的 大 小 写 写 错 ,如 kg 两 个 字母 应 为 小 写 , 被 错 写 成 KG、 
Kg 、kGr。 

(5) 将 计量 单位 的 词 头 写 错 , 如 :将 u(10““) 写 成 u( 无 ), 将 m(10-:) 写 成 M 
(105) ,将 p(10) 写 成 P(10”), 将 z(10- 3) 写成 Z(102 ) 。 

(6) 表示 物理 量 的 数值 范围 时 ,前 一 个 数值 后 不 加 单位 符号 ,如 写 为 :50 一 
60mm,80 一 100kg,5 一 10s,30 一 70C 等 。 


2.4 公 式 


2.4.1 规范 要 求 


对 公式 有 如 下 主要 要 求 : 

(1) 公式 应 以 正确 的 数学 形式 表示 ,不 应 以 量 的 描述 性 术语 或 名 称 的 形式 表示 。 

(2) 正文 中 的 公式 需要 编号 时 ,应 以 带 圆 括号 的 阿拉 伯 数 字 从 1 开始 连续 
编号 。 附 录 中 的 公式 应 单独 编号 ,其 编号 为 附录 的 编号 加 下 脚 点 “. ”再 加 顺序 
号 。 例 如 :附录 A 中 的 公式 用 “(A.1)”“(A.2)” 表 示 ; 附 录 B 中 的 公式 用 “(BE. 
1 

(3) 公式 中 需要 解释 的 符号 应 按 先 左 后 右 , 先 上 后 下 的 顺序 注释 在 公式 的 
下 方 , 必 要 时 标明 计量 单位 的 符号 。 注 释 时 , 空 两 个 字 用 “ 式 中 :” 起 排 , 占 一 行 。 
所 要 注释 的 符号 男 起 一 行 空 两 个 字 起 排 ,符号 与 注释 之 间 用 破 折 号 “一 一 ”连接 。 
每 条 注释 均 应 另 起 一 行书 写 , 破 折 号 上 下 对 齐 , 注 释 内 容 回 行 时 ,与 注释 内 容 第 
一 个 字 取 齐 。 示 例如 下 。 

试验 样品 温度 变化 用 下 列 公 式 计算 : 

0 一 DC 一 ez) (1) 


式 中 : 
D 一 一 高 温和 低温 变化 幅度 值 , 开 ; 
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大 一 一 试验 订 间 »S; 





人 热 时 间 常数 ,s。 
(4) 技术 文件 中 的 公式 应 另 起 一 行 居中 排 , 较 长 的 公式 应 尽 可 能 在 等 号 处 
回 行 ,或 者 在 “十 ”、“ 一 ”“X”“ 二 ”等 符号 处 回 行 ,转行 时 “十 ”、“ 一 ”“X”、“ 二 ” 


符号 留 在 上 一 行 。 公 式 中 分 数 线 的 横 线 ,长 短 要 分 清 ,主要 的 横 线 应 与 等 号 取 
平 。 公 式 的 编号 右 端 对 齐 。 


2.4.2 常见 错误 


公式 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 用 法 错误 :Q@ 人 公式 没有 使 用 正确 的 数学 形式 表示 ,出 现 中 文 文字 ,以 量 
的 描述 性 术语 或 名 称 的 形式 表示 ;名 数学 符号 、 物 理 量 符 号 和 化 学 符号 等 未 按 
GB 3100 一 3102 一 1993( 量 和 单位 》 等 相关 国家 标准 使 用 。 

(2) 编号 错误 :中 正文 中 的 公式 需要 编号 时 ,没有 编号 ;@ 公 式 编 号 不 连续 ; 
@ 公 式 编 号 与 正文 不 一 致 。 

(3) 符号 错误 :@ 公 式 中 所 有 符号 均 没 有 说 明 , 或 者 部 分 符号 没有 说 明 ; 
@ 编 辑 公 式 时 使 用 了 公式 编辑 器 ,其 中 的 符号 是 规范 的 ,但 是 夹杂 在 公式 符号 说 
明之 中 或 者 其 他 正文 之 中 的 符号 ,字体 与 公式 中 的 符号 不 同 。 如 公式 中 符号 为 
a, 在 注释 中 却 为 a 或 a ;又 如 公式 中 符号 为 i, 在 注释 等 其 他 地 方 却 为 1 或 1 。 建 
议 在 公式 符号 注释 和 其 他 正文 之 中 ,涉及 到 数学 表达 式 、 量 的 符号 ,也 使 用 公式 
编辑 器 编辑 。 

(4) 编排 错误 :@ 符 号 正体 斜体 出 现 错误 ,该 使 用 正体 的 符号 使 用 斜体 ,该 
使 用 斜体 的 符号 使 用 正体 ;@ 公 式 中 分 数 线 的 横 线 未 书写 清楚 ,如 将 繁 分 数 X 








A 
Se A 写 庆 下 = 下 二 将 二 写成 Ta ， 
m1 十 m2 m1 一 7712 TY 
2.5 插 图 
2.5.1 规范 要 求 
对 插图 有 如 下 主要 要 求 : 


(1) 如 果 用 图 提供 信息 更 有 利于 技术 文件 的 理解 , 则 宜 使 用 图 。 每 幅 图 应 

在 正文 中 明确 提 及 ,并 排 在 相关 正文 之 后 。 图 的 数量 较 多 、 篇 幅 较 大 时 ,可 集中 

排 在 技术 文件 的 最 后 ,如 有 集中 编排 的 表 时 , 则 排 在 表 之 前 。 只 能 对 图 进行 一 个 
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层次 的 细 分 ,例如 :图 1 可 以 分 为 (a)、(b)、(c) 等 。 

(2) 每 幅 图 均 应 有 编号 。 正 文中 图 的 编号 由 “图 ”和 阿拉 伯 数 字 组 成 ,从 1 
开始 顺序 编号 ,例如 “图 1?“ 图 2” 等 。 只 有 一 幅 图 也 应 标明 “图 1”。 

附录 中 的 图 单独 编号 ,其 编号 为 附录 的 编号 加 下 脚 点 “. ”再 加 顺序 号 。 例 
如 :附录 A 中 的 图 用 “图 A. 1”“ 图 A. 2” 表 示 ;附录 B 中 的 图 用 “图 B.1”“ 图 B. 
2 表示 。 

(3) 每 一 幅 图 宜 有 图 题 ,并 置 于 图 的 编号 之 后 。 技 术 文 件 中 有 无 图 题 应 
统一 。 图 的 编号 与 图 题 之 间 空 一 个 字 的 间隙, 两 者 应 置 于 图 的 下 方 拓 中 
位 置 。 

(4) 图 注 应 位 于 图 题 之 上 及 图 的 脚注 之 前 。 图 中 只 有 一 个 注 时 ,应 在 注 的 
第 一 行文 字 前 标明 “ 注 :”。 当 同一 幅 图 中 有 几 个 注 时 ,应 标明 “ 注 1:”、“ 注 2:”、 
“ 注 3:” 和 等。 每 一 幅 图 中 的 注 应 单独 编号 。 图 注 不 应 包含 要 求 。 有 关 的 要 求 性 
内 容 ,应 在 正文 中 、 图 的 脚注 中 或 作为 图 和 图 题 之 间 的 段 给 出 。 

(5) 图 的 脚注 应 位 于 图 题 之 上 ,图 注 之 后 。 图 的 脚注 应 以 小 写 拉 丁字 母 上 
标 从 “” 开 始 编号 。 在 图 中 应 以 相同 的 小 写 拉丁 字母 上 标 标 在 需要 注释 的 位 置 
上 。 每 幅 图 中 的 脚注 应 单独 编号 。 图 的 脚注 可 以 包含 要 求 。 示 例如 下 。 





试验 时 间 (h) 
A 一 温度 应 力 ; B 一 振动 应 力 ; C 一 电 应 力 


包含 要 求 的 段 。 
注 1: 本 图 仅 是 地 面 移动 设备 进行 可 靠 性 鉴定 试验 和 验收 试验 时 的 典型 综合 循环 试验 条 件 示意 图 。 
注 2: 图 中 的 虚线 曲线 表示 试验 过 程 中 设备 不 工作 ; 实 线 表 示 试 验 过 程 中 设备 工作 。 
a 每 工作 lh 振动 15min。 
” 除 另 有 规定 外 ,试验 箱 温度 变化 速率 为 5CVmin。 
“ 每 隔 四 个 循环 做 一 次 。 
图 X 循环 试验 条 件 示意 图 
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(6) 每 条 图 注 或 图 的 脚注 另 起 一 行 空 两 个 字 起 排 ,脚注 的 编号 与 文字 之 间 
空 半 个 字 的 间隙 。 回 行 时 与 注 的 内 容 第 一 个 字 取 齐 。 


2.5.2 常见 错误 


插图 方面 的 稼 见 错误 主要 有 : 

(1) 用 法 错误 :插图 在 正文 中 没有 用 “如 图 X 所 示 ” 明 确 提 及 ,致使 读者 不 
知道 插图 与 哪 段 文字 相配 ;@@ 正 文中 虽 已 用 “如 图 X 所 示 ” 明 确 提 及 ,但 插图 出 
现 于 相应 正文 之 前 ;对 图 进行 多 个 层次 的 细 分 。 

(2) 编号 错误 :中 插图 没有 编号 ; 忆 插 图 编号 不 连续 ;插图 编号 与 正文 不 
一 致 ;由 对 插图 进行 了 一 个 层次 的 细 分 ,但 没有 细 分 的 编号 。 

(3) 图 题 错 误 :中 技术 文件 中 有 无 图 题 不 统一 ,有 的 插图 有 图 题 , 有 的 插图 
没有 图 题 ;@ 图 题 与 正文 内 容 不 一 致 ;@ 图 题 末 加 有 标点 符号 ; 引 编 号 与 图 题 置 
于 插图 的 上 方 。 

(4) 图 注 错误 :中 当 同一 幅 图 中 有 几 个 注 时 ,没有 标明 “ 注 1:”“ 注 2:”“ 注 
3:” 等 ; 扣 图 注 内 容 与 正文 不 一 致 ;名 图 注 中 包含 要 求 。 

(5) 图 的 脚注 错误 :了 图 的 脚注 没有 以 小 写 拉 丁字 母 上 标 从 “” 开 始 编 号 ; 
@ 在 图 中 需要 注释 的 位 置 上 没有 以 相同 的 小 写 拉丁 字母 上 标 标 出 。 

(6) 图 注 和 脚注 的 编排 错误 :中 每 条 图 注 和 图 的 脚注 没有 另 起 一 行 空 两 个 
字 起 排 ;多 回 行 时 没有 与 注 的 内 容 的 第 一 个 字 取 齐 。 

(7) 插图 绘制 错误 :中 插图 与 正文 内 容 联 系 不 紧密 ,所 用 插图 说 明 不 了 问 
题 ;G 插 图 内 的 文字 数值 .符号 与 正文 不 一 致 ,不 知道 哪个 是 准确 的 ;图 字 缺 漏 
或 不 清楚 ,外文 的 正和 斜体 、 大 小 写 、 上 下 角 不 正确 或 未 标注 清楚 ;8 绘制 不 规范 ， 
没有 按 相应 的 国家 标准 如 机 械 制 图 .电子 线路 图 .计算 机 流程 图 等 要 求 绘制 , 线 
条 不 清晰 .粗细 不 合理 .指示 没 到 位 ;外 插图 坐标 比例 不 对 ,致使 图 形 形 状 出 现 变 
形 ,影响 理解 。 


2.6 表 格 


2.6.1 规范 要 求 


对 表格 有 如 下 主要 要 求 : 
(1) 如 有 果 用 表 提 供 信息 更 有 利于 技术 文件 的 理解 , 则 宜 使 用 表 。 不 允许 表 
中 有 表 ,也 不 允许 将 表 分 为 次 级 表 。 表 在 正文 中 应 明确 提 及 ,通常 列 于 相应 正文 
之 后 。 表 的 数量 较 多 或 篇 幅 较 大 时 ,可 集中 编排 在 技术 文件 的 最 后 。 
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(2) 每 个 表 均 应 有 编号 。 表 的 编号 由 “ 表 ” 和 阿拉 伯 数 字 组 成 ,从 1 开始 连 
续 编号 ,例如 “ 表 1?“ 表 2” 等 。 只 有 一 个 表 也 应 标明 “ 表 1”"。 附 录 中 的 表单 独 
编号 ,其 编号 为 附录 的 编号 加 下 脚 点 “. ”再 加 顺序 号 。 例 如 :附录 A 中 的 表 用 
“ 表 A. 1”、“ 表 A. 2” 表 示 ;附录 B 中 的 表 用 “ 表 B. 1”“ 表 B. 2 表示 。 

(3) 每 个 表 宜 有 表 题 ,并 置 于 表 的 编号 之 后 。 技 术 文 件 中 有 无 表 题 应 统一 。 
表 的 编号 与 表 题 之 间 空 一 个 字 的 间隙 ,两 者 应 置 于 表 的 上 方 居中 位 置 ,示例 
如 下 。 


表 X ”机械 性 能 





(4) 表 必 须 有 表 头 , 表 头 设计 应 简洁 、 清 晰 \ 明 了。 栏 中 使 用 的 单位 应 标注 
在 该 栏 表 头 名 称 的 下 方 。 表 格 采用 封闭 式 , 上 、 下 、 左 、 右 边框 线 及 栏 头 线 用 粗 实 
线 ,其余 用 细 实 线 。 

示例 1: 

才 交 湛 训 轩 六 


线 密度 内 圆 直 径 外 圆 直 径 
kg/m mm mm 





表 中 所 有 计量 单位 相同 时 ,应 在 表 的 右上 方 用 一 名 适当 的 陈述 代替 各 栏 中 
的 单位 。 
示例 2: 
表 又 ”又 驻 又 芭 单位 为 毫米 





不 允许 使 用 示例 3 中 的 表 头 ,应 使 用 示例 4 的 表 头 。 
示例 3: 
表 X Xxxx 





示例 4: 





(5) 表 需 转 页 接 排 时 , 表 下 部 应 将 一 个 横 栏 排 完 ,用 细 实 线 闭合 。 接 排 的 
表 , 应 在 表 的 上 方 重复 表 的 编号 ,并 在 编号 后 用 “( 续 )” 标 明 。 

示例 1: 

表 1( 续 ) 

续 表 的 表 题 可 以 省 略 。 续 表 均 应 重复 表 头 和 关于 单位 的 陈述 。 

表 中 横 栏 较 多 、 竖 栏 较 少 时 ,可 采用 分 段 释 排 ( 见 示例 2); 竖 栏 较 多 , 横 栏 较 
少时 ,可 采用 竖 表 转 栏 并 行 排 ( 见 示例 3)。 

示例 2: 





注 : 表 中 批量 和 样本 大 小 系 采 用 GJB179A 抽样 方案 的 特殊 检查 水 平 S 一 4 


(6) 表 注 应 位 于 表格 中 及 表 的 脚注 之 前 , 表 中 只 有 一 个 注 时 ,应 在 注 的 第 一 
行文 字 前 标明 “ 注 :”。 当 同一 个 表 中 有 几 个 注 时 ,应 标明 “ 注 1:”“ 注 2:? 等 。 每 
个 表 的 表 注 应 单独 编号 。 表 注 不 应 包含 要 求 。 有 关 的 要 求 性 内 容 应 在 正文 中 、 
表 的 脚注 里 或 表 中 的 段 给 出 。 

(7) 表 的 脚注 应 位 于 表格 中 , 列 于 表 注 之 后 。 表 的 脚注 应 以 小 写 拉丁 字母 
上 标 从 “” 开 始 编 号 ,并 在 表 中 以 相同 的 小 写 拉 丁字 母 上 标 标 在 需要 注释 的 位 置 
上 。 每 个 表 的 脚注 应 单独 编号 。 表 的 脚注 可 以 包含 要 求 。 
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表 X 导向 直径 偏差 表 单位 为 毫米 


包含 要 求 的 段 。 

注 1: X 为 标准 尺寸 

注 2: 为 了 防止 模 架 的 上 下 模 座 相互 装 错 ,建议 (其 中 一 个 导 套 的 ) 导 向 直径 Di 的 值 用 11、15、19、 
24、30、38、48 

* 配 公差 为 H7 的 孔 。 如 果 导 套 是 粘 结 固定 ,那么 允许 用 j6 的 公差 





(8) 每 条 表 注 和 表 的 脚注 另 起 一 行 空 两 个 字 起 排 ,脚注 的 编号 与 文字 之 间 
空 半 个 字 的 间 际 。 回 行 时 与 注 的 内 容 的 第 一 个 字 取 齐 。 


2.6.2 常见 错误 


表格 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 用 法 错误 :也 表 在 正文 中 没有 用 “ 见 表 X” 明 确 提 及 ,致使 读者 不 知道 表 
格 与 哪 段 文字 相配 ;@ 正 文中 虽 已 用 “ 见 表 X” 明 确 提 及 ,但 表 出 现 于 相应 正文 之 
前 ;@ 表 中 有 表 , 或 将 表 再 分 为 次 级 表 。 

(2) 编号 错误 :中 表格 没有 编号 ;:@ 表 格 编号 不 连续 ;G 表 格 编号 与 正文 不 
一 致 。 

(3) 表 题 错误 :技术 文件 中 有 无 表 题 不 统一 ,有 的 表格 有 表 题 ,有 的 表格 
没有 表 题 ;@ 表 题 与 正文 内 容 不 一 致 ;@@ 表 题 末 加 有 标点 符号 ;@ 轿 编号 与 表 题 置 
于 表 和 更 下 方 。 

(4) 表 头 及 表格 错误 :中 表格 没有 表 头 ;@@ 单 位 符号 在 表 头 中 已 经 出 现 , 在 
表格 内 重复 出 现 ;@@ 表 格 内 容 与 正文 内 容 联系 不 紧密 ,说 明 不 了 问题 ;@ 表 格 内 
的 文字 数值 ,符号 与 正文 不 一 致 ,不 知道 哪个 是 准确 的 ;@ 相 邻 栏 内 数字 相同 
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时 ,未 重复 书写 ,而 是 用 “同上 ”“ 同 下 ”、“ 同 左 ” 或 “ 同 右 ”等 表示 ,在 对 表格 重新 
排序 后 出 现实 质 性 错误 。 

(5) 接 排 和 特殊 编排 错误 :@ 转 页 接 排 时 ,没有 在 表 的 上 方 重复 表 的 编号 ; 
@ 续 表 没 有 重复 表 头 和 关于 计量 单位 的 陈述 。 

(6) 表 注 错误 :中 多 个 表 注 没有 编号 ;@ 表 注 内 容 与 正文 不 一 致 ; 轧 表 注 中 
包含 要 求 。 

(7) 表 的 脚注 错误 :四 表 的 脚注 没有 以 小 写 拉丁 字母 上 标 从 “ ”开始 编号 ; 
@ 在 表 中 需要 注释 的 位 置 上 没有 以 相同 的 小 写 拉 丁字 母 上 标 标 出 。 

(8) 表 注 和 脚注 的 编排 错误 :中 每 条 表 注 和 表 的 脚注 没有 为 起 一 行 空 两 个 
字 起 排 ;@ 回 行 时 没有 与 注 的 内 容 的 第 一 个 字 取 齐 。 


2.7 数字 用 法 及 数值 范围 


2.7.1 规范 要 求 


数字 用 法 按 GB/T 15835 一 1995 出 版 物 上 数字 用 法 的 规定 》 执 行 。 对 数字 
用 法 及 数值 范围 有 如 下 主要 要 求 : 

(1) 统计 表 中 的 数值 ,如 正 负 整数 小数 .百分比 .分数 .比例 等 ,必须 使 用 阿 
拉 伯 数字 。 

(2) 公历 世纪 、 年 代 、. 年 月 .日 .时 刻 应 当 使 用 阿拉 伯 数 字 。 如 :20 世纪 80 
年 代 ,1992 年 5 月 7 日 ,1992 一 05 一 07,15 时 40 分 36 秒 ,15:40;36。 

(3) 物理 量 量 值 必须 使 用 阿拉 伯 数 字 , 并 正确 使 用 法 定 计 量 单位 。 如 : 
660kg,350km,27V 。 

(4) 非 物理 量 的 计数 一 般 情 况 下 应 使 用 阿拉 伯 数 字 。 如 :16 岁 ,430 人 ， 
S00 Ns 

(5) 文 后 参考 文献 中 的 版 次 、 卷 次 与 页 码 应 使 用 阿拉 伯 数 字 。 

(6) 部 队 番 号 .文件 编号 .证 件 号 码 和 其 他 序号 ,应 使 用 阿拉 伯 数 字 。 

(7) 作为 词素 构成 定型 的 词 .词组 .惯用 语 、 缩 略语 中 的 数字 用 汉字 。 如 :一 
次 方程 ,最 小 二 乘法 ,三 极 管 ,四边 形 , “十 二 五 ”计划 。 

(8) 相 邻 两 个 数字 并 列 连用 表示 概 数 ,必须 使 用 汉字 ,并 且 连 用 的 两 个 数字 
之 间 不 能 用 顿 号 “、” 隔 开 。 如 :五 六 米 , 十 之 八 九 。 

(9) 带 有 “ 几 ” 字 的 数字 表示 约 数 , 必 须 使 用 汉字 。 如 ; 几 十 年 ,十 几 天 , 几 十 
万 分 之 一 。 

(10) 表示 数量 增 减 的 “为 >"“ 到 ?“ 了 ?的 用 法 : 
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增加 为 2 倍 , 指 原来 为 1, 现 在 为 2; 

增加 到 2 倍 , 指 原来 为 1, 现 在 为 2; 

增加 了 2 倍 , 指 原来 为 1, 现 在 为 3; 

增加 2 倍 , 指 原来 为 1, 现 在 为 3; 

增加 80% , 指 原来 为 100 ,现在 为 180; 

降低 到 80% , 指 原来 为 100 ,现在 为 80; 

降低 了 80% , 指 原来 为 100 ,现在 为 20; 

降低 80% , 指 原来 为 100, 现 在 为 20。 

(11) 数值 范围 和 公差 应 以 无 歧义 的 方式 表示 。 

示例 1:80mm X45mmX50mm( 不 能 写作 80 X45 X50mm) 

示例 2:80pF 士 5pF 或 (80 士 5)wF( 不 能 写作 80 土 5yF) 

示例 3:80t*mm( 不 能 写作 80+;mm) 

示例 4:80 mmz23 pm 

示例 5;20kPa 一 23kPa( 不 能 写作 20 一 23kPay) 

示例 6:0C 一 10C (不 能 写作 0 一 10TC ) 

示例 7:7?5 一 9?10” 

示例 8:220X(1 士 5%)V( 不 宜 写 作 220V 士 5 多 ) 

示例 9:63% 一 67%% 表 示 百 分 数 的 范围 (不 能 写作 63 一 672%%) 

示例 10:(65 士 2)%% 表 示 带 公差 的 中 心 值 (不 能 写作 65 士 2% ,也 不 能 写作 
63%~67%) 


2.7.2 常见 错误 


数字 用 法 及 数值 范围 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 出 现 “ 降 低 X 售 "或 “缩小 X 信 ”。 表 示 降 低 或 缩小 的 量 不 能 用 “降低 X 
倍 ” 或 “缩小 X 售 ”, 而 应 该 用 “降低 百 分 之 几 ”或 “缩小 百 分 之 几 ( 或 几 分 之 几 )”。 

(2)“ 约 ”"“ 近 ”、“ 余 ”、“ 左 右 *、“ 上 下 ”等 词 并 用 。 如 : 近 200 余人 ,大 致 有 
300 个 左右 。 

(3) 数值 范围 与 带 公 差 的 中 心 值 混 用 ,将 带 公 差 的 中 心 值 用 范围 表示 ,或 者 
将 数值 范围 用 带 公差 的 中 心 值 表示 。 


2.8 标 扣 符号 


2.8.1 规范 要 求 


常用 的 标点 符号 有 16 种 ,其 中 点 号 有 7 种 , 即 名 号、 问号、 叹 号 、 逗 号 、 顿 号 、 
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分 号 .冒号 ;标号 有 9 种 , 即 引号 .括号 、 破 折 号 .省 略 号 ,着重 号 .连接 号 、 间 隅 号 、 
书 名 号 和 专 名 号 。 标 点 符号 的 用 法 按 GB/T15834 一 1995《( 标 点 符号 用 法 》 执 行 。 
对 标点 符号 有 如 下 主要 要 求 : 

(1) 句号 (,) 用 于 陈述 句 的 末尾 和 语气 舒缓 的 祈 使 句 末 尾 。 

(2) 问号 (?) 用 于 疑问 句 末 尾 和 反问 句 末尾 。 

(3) 叹 号 (!1) 用 于 感叹 名 末尾 .语气 强烈 的 祈 使 句 末 尾 和 语气 强烈 的 反问 名 
末尾 。 

(4) 逗号 (,) 用 于 句子 内 部 主语 与 谓语 之 间 的 停顿 、 句 子 内 部 动词 与 宾语 之 
间 的 停顿 ,句子 内 部 状语 后 边 的 停顿 ,复句 内 各 分 句 之 间 的 停顿 。 

(5) 顿 号 (、) 用 于 句子 内 部 并 列 词语 之 间 的 停顿 。 

(6) 分 号 (;) 用 于 复句 内 部 并 列 分 句 之 间 的 停顿 \ 非 并 列 关系 的 多 重复 句 第 
一 层 的 前 后 两 部 分 之 间 、 分 行列 举 的 各 项 之 间 。 

(7) 冒号 (:) 用 在 称呼 语 后 边 “ 说 、 想 . 是. 证明、 宣布 指出、 例如 .如 下 ?等 
词语 后 边 ,表示 提起 下 文 , 以 及 用 在 总 说 性 话语 的 后 边 表示 引起 下 文 的 分 说 .用 
在 需要 解释 的 词语 后 边 表示 引出 解释 或 说 明 。 

(8) 引号 (“”) 用 在 行文 中 直接 引用 的 话 、 需 要 着 重 论述 的 对 象 . 具 有 特殊 
含意 的 词语 。 引 号 里 面 还 要 用 引号 时 ,外 面 一 层 用 双 引 号 ,里 面 一 层 用 单 
引号 。 

(9) 括号 (( ),[ ]j,G,{} 3 】) 用 于 行文 中 注释 性 的 文字 。 

(10) 破 折 号 (一 一 ) 用 于 行文 中 解释 说 明 的 语句 话题 突然 转变 、 声 音 延 
长 .事项 列举 分 承 。 

(11) 省 略 号 (……: ) 用 于 引文 的 省 略 、 列 举 的 省 略 ,说 话 断 续 。 

(12) 着 重 号 ( . ) 用 于 要 求 读者 特别 注意 的 字 、 词 \ 句 。 

(13) 连接 号 (一 ,一 ,一 ) 用 于 两 个 相关 的 名 词 构成 一 个 意义 单位 .相关 的 时 
间或 数目 之 间 的 起 止 \ 相 关 字 母 与 阿拉 伯 数 字 之 间 表 示 产 品 型 号 。 

(14) 间隔 号 (。) 用 于 外 国人 和 某 些 少数 民族 人 名 内 各 部 分 的 分 界 、 书 名 与 
篇 名 之 间 的 分 界 。 

(15) 书 名 号 (《》) 用 于 书 名 、 篇 名 、 报 纸 名 、 刊 物 名 等 , 当 书 名 号 里 边 还 要 用 . 
书 名 号 时 ,外 面 一 层 用 双 书 名 号 ,里边 一 层 用 单 书 名 号 。 

(16) 专 名 号 ( ” ” ) 用 于 人 人名、 地名、 朝代 名 等 专 名 下 面 , 仅 用 于 古籍 或 某 些 
文史 著作 里 面 ,技术 文件 中 不 用 。 

在 技术 文件 中 ,使 用 标点 符号 时 要 注意 : 

(1) 句号 (。) 不 能 写成 甸 点 (, ), 以 及 如 号 (,) 与 顿 号 (、), 分 号 (让 与 冒号 
(:)、 比 号 ( : ) 与 冒号 (:) 之 间 不 要 混淆 。 
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(2) 顿 号 (\) 逗号 (,) 和 分 号 (;) , 均 可 用 来 表示 一 个 句子 内 部 的 停顿 ,但 停 
顿 的 性 质 和 大 小 不 同 。 顿 号 停顿 最 小 ;逗号 停顿 稍 大 ;分 号 停顿 较 大 。 因 此 , 顿 
号 内 尽 含 逗号 或 分 号 ,分 号 内 鼠 含 句号 。 

(3) 并 列 的 阿拉 伯 数 字 、 符 号 、 外 文字 词 一 般 用 逗号 (,) 隔 开 。 

(4) 中 文 省 略 号 一 般 用 六 个 居中 国 点 “…… ”, 占 两 个 汉字 字 宽 。 外 文 、 阿 拉 
伯 数 字 和 公式 中 省 略 号 用 三 个 圆 点 ”…”, 在 公式 运算 符 、 和 矩阵 和 表格 中 ,以 及 表 
示 一 个 数字 的 位 数 省 略 时 均 位 置 届 中 (如 ;一 1,2,…… ,7) 。 

(5) 连接 号 的 形式 为 一 字 线 , 占 一 个 字 宽 , 除 用 于 把 意义 密切 相关 的 词 
语 连 成 一 个 整体 外 ,还 用 于 年 度 的 起 止 和 图 注 。 连 接 号 另外 还 有 几 种 形 
式 , 即 : 

QO_ 长 横 ( 二 字 线 ), 占 两 个 字 宽 ,用 于 等 同 概念 或 解释 ,如 : 甲 基 三 硝 基 
茶 一 一 梯 恩 梯 。 

@@ 半 字 线 , 占 半 个 字 宽 ,用 于 字母 之 间 、 数 字 与 字母 之 间 、 数 字 与 汉字 之 间 、 
字母 与 汉字 之 间 的 连接 ,以 构成 复合 名 字 或 新 名 字 性 词组 。 产 品 型 号 .文件 编号 
等 中 的 连接 号 ,习惯 用 半 字 线 , 如 :F-117 战斗 机 。 

@) 浪 纹 "一 ”, 用 于 数字 之 间 的 连接 ,如 :20my/s 一 50mys。 

(6) 常用 括号 有 6 种 形式 。 一 般 用 圆 括号 “( )”; 需 双重 括号 时 ,通常 在 圆 
括号 之 外 另 加 方 括号 jj”; 在 指示 .通知 .通报 请示、 报告 .批复 、 郴 、 简 报 会议 
纪要 等 常用 公文 中 ,发 文字 号 常用 六 角 插 号 “CJ”, 技 术 文 件 引 用 时 宜 使 用 六 角 括 
人 


2.8.2 常见 错误 


标点 符号 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 对 于 产品 型 号 ,不 使 用 连接 号 ,或 者 使 用 的 连接 号 不 一 致 。 如 :F117 战 
斗 机 、F-117 战斗 机 、F 一 117 战斗 机 。 

(2) 引号 内 的 引用 文字 与 原文 只 是 意思 基本 相同 ,文字 并 不 完全 一 致 。 


2.9 外 文字 体 


2.9.1 规范 要 求 


外 文 的 各 种 字体 在 技术 文件 中 有 不 同 的 用 途 ,书写 时 应 特别 注意 。 下 面 列 
出 外 文正 体 、. 斜 体 和 黑体 的 主要 应 用 场合 。 

1. 正体 

(1) 三 角 肾 数 符 号 (sin,cos,…), 反 三 角 消 数 符号 (arcsin,arccos,…), 双 曲 
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函数 符号 (sinh,cosh,…), 反 双 曲 函数 符号 (arsinh ,arcosh,…) 等 ; 

(2) 对 数 符 号 (log,lg,ln) ,指数 函数 符号 (e,exp) ,复数 符号 (Re, Im,arg， 
sgn) ,虚数 单位 (i,j) 等 ; 

(3) 特殊 函数 符号 (J,N,H,T,erf,…); 


(4) 函数 和 矢量 的 分 析 与 运算 符号 (max,min,lim,grad,div, 二 ,dz，…); 


(5) 数学 的 运算 符号 (2 ,1 ，,…)，; 

(6) 化 学 元 素 符 号 ; 

(7) 温标 (CC ,KK,…:); 

(8) 计量 单位 的 符号 (mm ,kg,…); 

(9) 硬度 符号 (HB,HRC,…), 公 差 与 配合 符号 (K,H,k,h,ITl1,…), 螺 纹 
符号 (M, 工 ,…) ,元 件 符号 (R,C,…); 

(10) 光谱 线 的 代号 (i,h,…) 和 射线 符号 (X 射线 .a 射线,…); 

(11) 标准 的 代号 (GB,GJB,ISO ,IEC,…); 

(12) 仪器 元件、 产品 等 的 型 号 ; 

(13) 外 国 的 人 名 、 地 名 ,书刊 名 和 机 关 单 位 名 等 ; 

(14) 方位 和 经 纬度 ; 

(15) 下 标 中 的 非 物理 量 符号 。 

2. 斜体 

(1) 物理 量 符号 (W,T,k,p,…) 和 下 标 中 的 物理 量 符号 (a,,g, ,Ln，…); 

(2) 无 量 纲 参数 (Ma ,Ra,…); 

(3) 代表 量 的 字母 (zay, 一 ABC，…); 

(4) 函数 符号 [如 f(x)j]、 排 列 组 合 符 号 (As ,Cs ) 等 。 

3. 黑 正 体 

矢量 微分 算 子 V 和 非 负 整数 集 N、 整 数 集 Z、 实 数 集 R、 有 理 数 集 Q、 复 数 集 
C 等 。 

4. 黑 斜 体 

表示 矩阵、 矢量 和 张 量 的 符号 等 。 

5. 外 文字 母 表 和 罗马 数字 

英文 字母 表 如 下 。 

(1) 白 正 体 

和 友和 

人 
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(2) 白 斜 体 
ABCD EFTGHIT KE MNOPORSTUYVWXYZ 


四 
(3) 黑 正 体 
ABCDEFGHIJKLMNOPOQRSTUYVWXYLZ 
abcdefghijk ll mnopqrsturvw xyrz 
(4) 黑 斜 体 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
本 
希腊 文字 母 表 如 下 。 

(1) 白 正 体 

BT IKAMNSOLNLPFS2LTYE 和 YY 
人 
(2) 白 斜 体 

六 有 王 是 盏 和 下 看 工 王 间 更 克 呈 贡 和 王 汪 了 了 本 了 坚 : 相 

+ 和 
(3) 黑 正 体 
ABTAEZHOIKAMNSSOIIPZTYO@X YQ 
0CpBPBYeosgcmbkkg 入 vy5oTrpocoruexXyya 
(4) 黑 斜 体 
ABTAEZHOIKAMNSEOITPETYOX YA 
oppProee6cecnoeirAippv Eoxrportrtvoxvyvo 
俄 文 字母 表 如 下 。 

(1) 白 正 体 

ABBTIEEXR3HUNUKJIMHOIIPCTY PXIIUININbPbIbIION 
aOoBTrTIHIeéxRNX3NHHKIMHONTPCTYHXLUL UIINIIbb P39 
(2) 白 斜 体 
ABBTAHEEX3NHHKJIMHOIIPCTY DXIIYININD PIbIYION 
a0620e@eéEMW3uUKNMHONPCmY PXUuWMUWMbob 59310n 
(3) 黑 正 体 
ABBTAEEXFR3HUHKJIMHOINIPCTY PXLIYINMNb blbIIONA 


a6BITIee 王 3HEKJMHOIPpcTY 中 xIHEdImImPPBIES 31IO 可 
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罗马 数码 如 下 。 


1000 


10000 


1000000 





罗马 数码 有 7 个 基本 数字 : I(1),V(5),X(10),L(50),C(100) ,D(500) ,M 
(1000)。 如 果 小 数 ( 只 限于 II、X、C、M 四 数 ) 放 在 大 数 的 左边 ,表示 大 数 对 小 数 
之 差 , 例 如 ,区 表示 X(10) 与 II1) 之 差 , 即 9; 小 数 放 在 大 数 的 右边 或 相同 的 数字 
连 写 , 则 表示 各 数 之 和 ,例如 , 苯 表示 X(10) 与 II1) 之 和 , 即 11。 在 数字 上 面 加 
一 横 线 ,表示 这 个 数字 是 原 数 字 的 1000 倍 ,例如 ,X(10000) 是 X(10) 的 1000 
倍 ,M(1000000) 是 M(1000) 的 1000 倍 。 


2.9.2 常见 错误 


外 文字 体 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 公式 未 用 公式 编辑 器 编辑 ,造成 物理 量 的 符号 未 用 斜体 , 错 用 正体 。 

(2) 计量 单位 未 用 正体 , 错 用 斜体 。 

(3) 对 于 同一 种 外 文 , 使 用 不 同 的 字体 ,如 有 的 地 方 使 用 中 文 宋 体 , 有 的 
地 方 使 用 英文 Times New Roman 字体 ,印刷 效果 明显 不 一 样 (A,a,B,b 为 宋体 
正体 ,4,a,B,b 为 宋体 斜体 ,A,a,B,b 为 Times New Roman 正体 ,A,a,B,b 为 
Times New Roman 斜体 ) 。 建 议 在 最 后 定稿 之 前 ,全 选 确定 字体 为 Times New 
Roman, 就 可 在 保持 所 有 中 文字 体 不 变 的 情况 下 ,将 所 有 数字 和 外 文字 体 统 一 
为 Times New Roman 字体 。 
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2.10 注释 和 附录 


2. 10.1 规范 要 求 


对 注释 和 附录 有 如 下 主要 要 求 : 

(1) 正文 中 有 些 内 容 需 要 加 以 较 详细 的 解释 和 说 明 , 但 又 不 宜 作为 正文 来 
叙述 ,可 用 页 末 注 ;对 于 一 些 正文 内 容 的 即时 解释 和 简短 说 明 , 则 可 用 文 内 注 。 

(2) 文 内 注 , 注 文 用 圆 括号 括 起 , 置 于 被 注 正文 内 容 之 后 。 

(3) 页 未 注 , 正 文中 的 注 符 用 阳 文 圈 码 O ,@ ,… 写 在 所 注 内 容 的 右上 角 , 注 
文 (前 带 注 符 ) 写 在 本 页 下 端 ,上 画 一 脚注 线 与 正文 隔 开 。 注 文 不 得 转 人 下 页 ;各 
页 的 注 码 单独 从 @ 编 起 ,不 接续 上 一 页 的 编号 。 

(4) 附录 , 指 附 于 正文 后 方便 理解 . 查 用 ,与 正文 密切 相关 但 又 不 宜 在 正文 
列 载 的 文字 、 图 、 表 等 资料 。 

(5) 附录 的 篇 幅 要 最 小 化 。 与 正文 内 容 无 关 或 相关 系数 不 大 的 内 容 , 以 及 
显而易见 、 显 而 易 懂 的 资料 和 内 容 不 得 选取 。 


2. 10.2 常见 错误 


注释 和 附录 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 有 注释 ,但 在 正文 中 没有 使 用 注 符 ,不 知 所 注 何 处 。 
(2) 注 文 没有 编号 ,或 者 不 同 页 的 注 码 连续 编号 。 

(3) 注 文 内 容 转 入 了 下 页 。 


2. 11 符号 ,代号 和 缩 略 语 


2.11.1 规范 要 求 


在 技术 文件 中 ， 符 号 .代号 和 缩 略 语 ?是 可 选 要 素 ,可 单独 设 一 章 。 设 置 “ 符 
号 ` 代 号 和 缩 略语 ”的 目的 ,是 为 了 便于 读者 对 技术 文件 中 所 使 用 的 符号 .代号 和 
缩 略语 有 共同 的 理解 。 对 符号 .代号 和 缩 略语 有 如 下 主要 要 求 : 

(1) 符号 、 代 号 和 缩 略 语 按照 字母 顺序 合理 编排 ,不 编号 。 每 条 空 两 个 字 起 
排 ,后 跟 一 个 破 折 号 “一 一 ”, 紧 接着 标明 符号 、 代 号 的 名 称 或 缩 略 语 的 全 称 ,必要 
时 给 出 适当 的 说 明 。 

(2) 符号 .代号 以 及 字母 表达 的 缩 略 语 ,其 排列 次 序 如 下 : 

Q 大 写 拉 丁字 母 位 于 小 写 拉丁 字母 之 前 ,如 A,a, 忆 ,0。 
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@ 无 下 角 标 的 字母 位 于 有 下 角 标 的 字母 之 前 ,有 字母 下 角 标 的 字母 位 于 有 
数字 下 角 标 的 字母 之 前 ,如 C,,Cz,c,D,di,di。 

@ 希腊 字母 位 于 拉丁 字母 之 后 ,如 Z,z,a,B,… ,和 等。 

@ 其 他 特殊 符号 和 文字 。 


2.11.2 常见 错误 


符号 .代号 和 缩 略 语 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 设置 了 符号 .代号 和 缩 略 语 , 列 出 了 一 部 分 ,但 还 有 一 些 没 有 列 出 。 
(2) 排序 没有 规则 ,比较 随意 ,不便 查看。 

(3) 与 文中 内 容 不 完全 一 致 , 如 外 文字 体 、 字 母 大 小 写 不 一 样 。 


2.12 引用 文件 


2.12.1 规范 要 求 


对 引用 文件 有 如 下 主要 要 求 

(1) 每 项 引用 文件 均 左 起 空 两 个 字 起 排 , 回 行 时 项 格 排 ,结尾 不 加 标 点 
符号 。 

(2) 标准 编号 和 标准 名 称 之 间 空 一 个 字 的 间 际 。 标 准 的 批准 年 号 一 律 用 4 
位 。 标 准 的 名 称 不 加 书 名 号 。 

(3) 引用 国家 和 军队 的 法 规 性 文件 时 ,应 依次 列 出 其 名 称 ( 加 书 名 号 ) 、 发 布 
日 期 发布 机 关 及 发 布 文 号 ,每 项 内 容 之 间 空 一 个 字 的 间 际 。 

(4) 引用 文件 的 排列 顺序 一 般 为 :国家 标准 ,国家 军用 标准 ,行业 标准 ,部 门 
军用 标准 ,企业 标准 ,国家 和 军队 的 法 规 、 条 例 、 条 令 和 规章 ,ISO 标准 ,IEC 标 
准 , 其 他 国际 标准 。 国 家 标准 、 国 家 军用 标准 、ISO 标准 和 IEC 标准 按 标准 顺序 
号 排列 ;行业 标准 、 部 门 军用 标准 企业 标准 、 其 他 国际 标准 先 按 标准 代号 的 拉丁 
字母 顺序 排列 ,再 按 标准 顺序 号 排列 。 

(5) 在 专用 规范 (系统 规范 、 研 制 规范 .产品 规范 .工艺 规范 、 材 料 规范 ) 中 ， 
有 引用 文件 时 ,应 列 出 其 引用 文件 一 览 表 ,并 以 下 述 引 导语 引出 :下列 版 本 文件 
中 的 有 关 条 款 通 过 引用 而 成 为 本 规范 的 条 款 , 其 后 的 任何 修改 单 (不 包括 勘误 的 
内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 规范 ,但 提倡 使 用 本 规范 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 
版 本 的 可 能 性 。 专 用 规范 无 引用 文件 时 ,应 在 “2 引用 文件 ”下 另 起 一 行 空 两 字 
起 排 " 本 章 无 条 文字 样 。 

(6) 专用 规范 的 第 2 章 “ 引 用 文件 ”只 应 汇总 列 出 下 列 要 素 中 “要 求 性 ”内 容 
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提 及 的 文件 :a) 要 求 ( 第 3 章 ) 验证 (第 4 章 )\ 包 装 (第 5 章 );b) 规 范 性 附录 ;c) 
表 和 图 中 包含 要 求 的 段 与 脚注 。 引 用 文件 不 应 汇总 列 出 下 列 要 素 中 资料 性 内 容 
提 及 的 文件 :专用 规范 的 前 言 .引言 .范围 ,说明 事项 、 资 料 性 附录 示例 、 条 文 的 
注 与 脚注 .图 注 . 表 注 以 及 不 包含 要 求 的 图 和 表 的 脚注 。 这 些 内 容 提 及 的 文件 可 
列 人 参考 文献 。 


2.12.2 常见 错误 


引用 文件 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 引用 文件 排列 混乱 。 对 于 不 同类 型 的 引用 文件 ,未 将 同类 引用 文件 排 
在 一 起 ;对 于 同类 型 文件 ,如 各 种 标准 ,未 按 标准 顺序 号 排列 。 

(2) 引用 过 时 的 标准 。 很 多 标准 进行 了 修订 甚至 多 次 修订 ,引用 时 经 常 错 
误 引 用 过 时 的 标准 。 

(3) 引用 文件 名 称 错 误 。 有 些 标 准 进行 了 修订 ,修订 时 标准 名 称 已 经 变化 ， 
引用 时 却 使 用 原名 称 。 如 常用 的 可 靠 性 标准 GJB 450, 1988 年 版 本 为 GJB 
450 一 1988《 装 备 研制 与 生产 的 可 靠 性 通用 大 纲 》,2004 年 已 修订 为 GJB 450A 一 
2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》, 在 引用 文件 时 ,经 常 错 写 为 GJB 450A 一 2004 
《装备 研制 与 生产 的 可 靠 性 通用 大 纲 》。 

(4) 发 布 日 期 使 用 不 规范 。 标 准 的 批准 年 号 要 求 一 律 用 4 位 ,在 很 多 技术 
文件 中 ,对 于 2000 年 之 前 的 标准 ,经 常 发 生 同 时 出 现 使 用 2 位 数字 和 4 位 数字 
的 情况 。 

(5) 发 布 文 号 和 名 称 错 误 。 经 常 出 现 文件 名 称 不 是 发 布 文 号 所 对 应 的 真实 
名 称 的 情况 。 


2. 13 参考 文献 


2.13.1 规范 要 求 


在 正文 中 引用 过 的 参考 文献 ,可 以 按 引 用 的 先后 次 序 连续 编号 (从 1 开始 )。 

在 正文 中 , 奉 所 涉 内 容 直 接 引 上 自 某 一 参考 文献 , 则 应 把 该 参考 文献 编号 写 在 

相关 内 容 末 字句 的 右上 角 , 并 用 方 括号 L] 括 上 ,如 : X XX ;车 所 提 及 的 参考 

文献 作为 正文 中 的 直接 说 明 语 , 则 其 编号 连同 方 括号 应 与 正文 并 排 ,如 : 见 参 考 

文献 LX]。 在 同一 处 同时 涉及 几 种 参考 文献 ,无 论 是 标明 引用 内 容 出 处 ,还 是 做 

直接 说 明 语 , 均 只 需 用 一 个 方 括号 ,如 :XXX 基 ”， 见 参考 文献 LX,X - 
js 
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参考 文献 的 著录 格式 按 GB/T 7714 一 2005《 文 后 参考 文献 著录 规则 》 执 行 。 
参考 文献 中 的 专著 文献 .连续 出 版 物 析 出 文献 和 电子 文献 分 别 按 以 下 格式 著录 。 

1. 专著 (包括 图 书 、 学 位 论文 .技术 报告 .会 议 文集 等 ) 

基本 著录 格式 为 :[ 序 号 ] 作 者 . 书 名 [文献 类 型 标志 j. 译 者 . 版 本 ,出 版 地 :出 
版 者 ,出 版 年 :引文 页 码 L 引 用 日 期 ]. 

(1) 普通 图 书 (M) 示 例 : 

[1 钱 伟 长 . 穿 甲 力学 [Mj]. 北京 :国防 工业 出 版 社 ,1984:112 一 130. 

[2] 梅 文 华 , 王 淑 波 , 印 永 红 , 等 . 跳 频 通信 [LMj. 北京 :国防 工业 出 版 社 ,2005. 

[3] 加 涅 尔 P. 导弹 控制 系统 CM]j. 华 克 强 , 丁 放 等 译 .北京 :国防 工业 出 版 社 ,1985. 

(2) 论文 集会 议 录 (C) 示 例 : 

[4] 中 国电 子 学 会 无 线 电 定位 技术 分 会 .第 十 届 全 国 雷达 学 术 年 会 论文 集 [Cj. 北京 :国防 工业 出 版 
社 ,2008. 


(3) 科技 报告 (R) 示 例 : 


[5] World Health Organization. Factors regulating the immune response:report of WHO Scien- 
tific GroupLR |]. Geneva: WHO, 1970. 


(4) 学 位 论文 (DD) 示 例 : 
[6] 张 志 祥 .间断 动力 系统 的 随机 扰动 及 其 在 守恒 律 方程 中 的 应 用 [D]. 北京 :北京 大 学 数学 学 
院 ,1998. 


2. 期 刊 (J) 析 出 文献 

基本 著录 格式 为 :[ 序 号] 作者 . 文章 题名 [文献 类 型 标志 Jj. 译 者 . 刊 名 ,年 , 卷 
(期 ); 页 码 L 引 用 日 期 ]. 

示例 如 下 。 

[7] 陶 仁 颈 . 密码 学 与 数学 []]. 自然 杂志 ,1984,7(7) :527 一 530. 

3. 报纸 (N) 析 出 文献 

基本 著录 格式 为 :[ 序 号 ] 作 者 .文章 题名 [文献 类 型 标志 ]. 译 者 . 报纸 名 ,出 
版 年 一 月 一 日 (版 次 )L 引 用 日 期 ]. 


示例 如 下 。 
[8] 丁 文祥 . 数字 革命 与 竞争 国际 化 LN]. 中 国 青年 报 ,2000 一 11 一 20(15). 
4. 电子 文献 


基本 著录 格式 为 :|[ 序 号] 作者 . 题名 [文献 类 型 标志 /文献 载体 标志 ]. 出 版 
地 :出 版 者 ,出 版 年 L 引 用 日 期 ]. 获取 和 访问 路 径 . 

示例 : 

L9j] 萧 钰 . 出 版 业 信 息 化 迈 人 快车 道 [EB/OL]. (2001 一 12 一 19)[2002 一 04 一 15]. http:/www. 
creader. com/news/200111219/200112190019. html. 


5. 专利 文献 和 专著 中 析出 文献 
专利 文献 (P) 示 例 : 
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[10] 刘 加 林 . 多 功能 一 次 性 压 舌 板 : 中 国 ,92214985. 2LP]. 1993 一 04 一 14. 


专著 中 析出 文献 示例 : 
[11] 程 根 伟 . 1998 年 长 江 洪 水 的 成 因 与 减灾 对 策 [Mj// 许 厚 泽 , 赵 其 国 .长 江 流 域 洪涝 灾害 与 科技 
对 策 . 北京 :科学 出 版 社 ,1999:32 一 36. 


著录 参考 文献 的 注意 事项 : 

(1) 作者 采用 姓 在 前 、 名 在 后 的 书写 形式 。 外 国人 的 名 可 以 缩写 为 首 字 母 ， 
缩写 名 后 不 加 圆 点 “. ”。 例 如 Albert Einstein 应 著录 为 Einstein Albert 或 Ein- 
stein A。 翻 译 书 作者 的 中 译名 可 以 只 著录 姓 。 例 如 “ 伏 尔 特 ， 韦 杰 ” 可 以 用 全 
名 ,也 可 以 著录 为 “ 韦 杰 ”。 

(2) 作者 或 译 者 在 3 人 以 内 ,应 当 全 部 列 上 。 超 过 3 人 ,只 能 列 出 前 3 人 ， 
在 其 后 加 “等 ”。 

(3) 书 名 、 刊 名 和 报纸 名 不 加 书 名 号 。 

(4) 版 本 项 对 第 1 版 图 书 可 省 略 , 第 2 版 及 其 以 后 各 版 的 版 本 必须 著录 ，。 

(5) 文献 类 型 标志 项 ,对 电子 文献 必须 著录 , 且 应 同时 注 明 文献 载体 标志 ; 
对 其 他 文献 ,是 否 著录 由 编写 者 自 定 。 文 献 类 型 的 标志 代码 见 表 2.7, 电 子 文献 
载体 的 标志 代码 见 表 2. 8。 

(6) 图 书 的 页 码 项 是 选择 项 ,是 否 著录 ,由 编写 者 自 定 。 

(7) 引用 日 期 和 获取 及 访问 路 径 两 项 ,对 联机 文献 必须 著录 ,对 其 他 文献 ， 
是 否 著 录 由 编写 者 自 定 。 

(8) 多 次 引用 同一 著者 的 同一 文献 时 ,在 正文 中 标注 首次 引用 的 文献 序号 ， 
并 在 序号 的 “[ ]” 外 著录 引文 页 码 。 如 : X X X21%。 

表 2.7 文献 类 型 和 标志 代码 表 













载体 类 型 标志 代码 载体 类 型 标志 代码 
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(9) 期 刊 符 不 分 卷 , 卷 项 不 著录 。 
2.13.2 常见 错误 


参考 文献 方面 的 常见 错误 主要 有 : 

(1) 列 出 的 参考 文献 ,在 正文 中 没有 提 及 。 

(2) 参考 文献 著录 不 符合 格式 要 求 ,要素 不 全 ,或 缺 作 者 ,或 缺 出 版 社 名 称 
或 期 刊 名 称 ,或 缺 出 版 年 度 。 

(3) 参考 文献 中 ,外 文 单词 首 字母 大 小 写 不 符合 规范 要 求 。 
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第 3 章 技术 文件 目次 格式 


3.1 一 般 过 程 文件 


3.1.1 研制 立项 综合 论证 报告 


1. 文件 用 途 
研制 立项 综合 论证 报告 是 向 上 级 有 关机 关 或 单位 提交 的 对 产品 研制 进行 必 
要 性 分 析 .可 行 性 论证 的 论证 文件 。 经 批准 的 研制 立项 综合 论证 报告 ,作为 开展 
装备 研制 工作 .制定 装备 研制 年 度 计 划 和 订立 装备 研制 合同 的 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 早期 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :武器 装备 发 展 战略 论证 ,武器 装备 体制 系列 论证 , 武 句 装备 未 来 
作战 需求 ,通用 规范 等 。 
4. 目次 格式 
按照 《4 中国 人民 解放 军装 备 条 例 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
作战 使 命 和 任务 
主要 作战 使 用 性 能 ( 含 主要 战术 技术 指标 ) 
1 通用 性 指标 
2 特征 性 指标 
初步 总 体 方案 
1 系统 组 成 
.2 各 分 系统 技术 方案 
.3 系统 综合 配套 方案 
研制 周期 
研制 经 费 概算 
关键 技术 突破 和 经 济 可 行 性 分 析 
作战 效能 分 析 
装备 订购 价格 与 数量 的 预测 
装备 命名 建议 


1 
2 
2 
2. 
3 
3, 
3 
3 
1 
9 
6 
7 
8 
9 





按照 GJB 4054 一 2000% 武 器 装备 论证 手册 编写 规则 》 编 写 ， 目次 格式 如 下 : 


需求 分 析 
作战 使 命 任 务 分 析 
初步 总 体 技术 方案 

1 系统 组 成 

.2 各 分 系统 主要 技术 方案 
.3 系统 综合 配套 方案 
主要 作战 使 用 性 能 指标 
.1 通用 性 指标 

.2 特征 性 指标 

效能 评估 

研制 周期 进度 

订购 数量 预测 

寿命 周期 费用 

风险 分 析 

9.1 技术 风险 

9.2 进度 风险 

9.3 费用 风险 

10 任务 组 织 实施 的 措施 与 建议 


| 
2 
3 
3。 
3 
3 
4 
4 
+ 
9 
6 
了 
8 
9 





3.1.2 招标 书 


1. 文件 用 途 

阐明 需要 招标 的 研制 项 目 要 求 ,通报 招标 依据 的 规则 和 程序 ,告知 签订 合同 
的 条 件 。 招 标书 是 投标 方 编制 投标 书 的 依据 ,是 招标 方 与 中 标 方 签订 合同 的 基础 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 研制 立项 得 到 批复 之 后 , 拟 通过 招标 择优 选 定 承 研 承 制 单位 时 。 

在 招标 书 发 出 之 后 至 规定 的 投标 截止 时 间 之 前 ,允许 招标 方 对 招标 书 进行 修改 
和 补充 ,但 必须 给 投标 方 留 有 修改 和 补充 投标 书 的 时 间 。 招 标书 修改 和 补充 的 内 容 
必须 用 书面 形式 ,经 法 定 代 表 或 其 代理 人 签字 和 加 盖 单 位 公章 后 ,发 给 各 投标 方 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 : 武 带 装备 研制 中 长 期 计划 ,研制 立项 绿 合 论 证 报告 ,武器 装备 主 
要 作战 使 用 性 能 要 求 ,通用 规范 ,计划 进度 等 。 

4. 目次 格式 

按照 (武器 装备 研制 项 目 招标 管理 办 法 ) 第 11 条 编写 ,目次 格式 如 下 : 
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1 研制 项 目 名 称 
2 研制 内 容 要 求 
3 研制 进度 要 求 
4 成 果 形 式 、 数 量 
5 
6 


技术 方案 要 求 
投标 报价 的 构成 细 目 及 制订 原则 
7 递 标 要 求 
8 投标 有 效 期 
9 开标 方式 .时 间 
10 评 标 原则 及 形式 、 时 间 
11 保密 规定 
12 投标 担保 规定 
13 其 他 





3.1.3 投标 书 


1. 文件 用 途 


投标 书 以 书面 形式 向 招标 方 提交 投标 方案 ,是 对 招标 书 提出 的 实质 性 要 求 


和 条 件 作 出 的 啊 应 。 


2. 编制 时 机 


投标 方 收 到 招标 书后 ,必须 用 书面 形式 向 招标 方 表 明 应 标 意 向 ,需要 时 可 问 
招标 方 提出 咨询 ,招标 方 以 书面 形式 向 各 投标 方 做 出 答复 。 无 意 应 标 者 应 完整 
无 损 地 退回 招标 书 , 并 不 得 泄露 其 内 容 。 有 意 应 标 者 应 按 招标 书 要 求 完成 投标 


书 , 并 在 规定 的 投标 截止 时 间 之 前 ,以 密封 形式 送 达 投标 指定 地 点 。 


投标 书 一 经 递交 便 不 得 撤回 。 在 招标 书 规定 的 投标 截止 时 间 之 前 ,允许 投 
标 方 对 已 递交 的 投标 书 进行 修改 和 补充 。 修 改 和 补充 的 内 容 必 须 用 书面 形式 ， 


经 法 定 代表 或 其 代理 人 签字 和 加 盖 单 位 公章 后 ,以 密封 形式 送 达 招标 方 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :招标 书 , 武 器 装备 主要 作战 使 用 性 能 要 求 , 通 用 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 4 武器 逆 备 研制 项 目 招标 管理 办 法 ;第 15 条 编写 ,目次 格式 如 下 : 
1 投标 函 
2 投标 方案 

3 投标 报价 及 构成 细 目 
4 研制 周期 
5 
6 











投标 说 明 
武器 装备 研制 许可 证 ,法 定 代表 人 资格 证 明 或 投标 代理 人 资格 委托 书 


承 研 承 制 能 力 说 明 
.1 近 两 年 的 财务 状况 资料 
.2 已 承担 的 科研 任务 情况 


.3 能 用 于 本 研制 项 目的 各 项 管理 和 技术 人 员 能 力 
.4 能 用 于 本 研制 项 目的 技术 设备 能 力 

.5 质量 保证 能 力 

其 他 





3.1.4 可 行 性 论证 报告 


1. 文件 用 途 

向 使 用 方 提 出 可 达到 的 战术 技术 指标 和 初步 总 体 技术 方案 以 及 对 研制 经 
费 .保障 条 件 、 研 制 周期 的 预测 。 

2. 编制 时 机 

从 批准 研制 立项 以 后 开始 ,在 论证 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 研制 中 长 期 计划 ,研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主 
要 作战 使 用 性 能 ,通用 规范 ,计划 进度 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


前 言 

使 用 要 求 及 主要 战术 技术 要 求 
1 使 用 要 求 

2 主要 战术 要 求 

3 主要 技术 要 求 

国内 外 同类 产品 发 展现 状 
任务 分 析 

约束 条 件 


可 行 性 方案 

总 体 技术 方案 

总 体 战术 技术 指标 论证 

产品 组 成 及 各 组 成 部 分 的 特性 
产品 结构 方案 

产品 硬件 方案 

产品 软件 方案 





.7 产品 接口 方案 

可 靠 性 维修 性 测试 性 保障 性 安全 性 初步 分 析 
.1 可 靠 性 初步 分 析 

.2 维修 性 初步 分 析 

.3 测试 性 初步 分 析 

.4 保障 性 初步 分 析 

.5 安全 性 初步 分 析 


技术 继承 性 和 新 技术 采用 的 分 析 

.1 技术 继承 性 分 析 

.2 新 技术 采用 的 分 析 

9 关键 技术 的 成 熟 程 度 及 初步 风险 分 析 
10 初步 保障 条 件 要 求 

11 配套 系统 的 支撑 性 分 析 

12 研制 周期 及 经 费 需 求 分 析 

13 研制 任务 组 织 实施 和 研制 分 工 建议 





3.1.5 生产 性 分 析 报 告 (论证 阶段 ) 


1. 文件 用 途 

利用 过 去 的 生产 经 验 及 规划 中 的 生产 条 件 ,进行 生产 可 行 性 分 析 及 生产 能 
力 评估 ,形成 初期 的 生产 性 评估 结论 。 

2. 编制 时 机 

从 批准 研制 立项 以 后 开始 ,在 论证 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主要 作战 使 用 性 能 ,通用 规范 ， 
计划 进度 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 3363 一 199& 生产 性 分 析 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
生产 性 分 析 目 的 
生产 性 分 析 准 则 


生产 可 行 性 分 析 
生产 能 力 评估 
生产 性 分 析 结 论 





3.1.6 研制 总 要 求 


1. 文件 用 途 

研制 总 要 求 是 根据 (中 国人 民 解 放 军 装备 条 例 ) 规 定编 制 的 重要 技术 文件 。 
经 批准 的 研制 总 要 求 作为 开展 工程 研制 和 组 织 定型 考核 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

从 批准 研制 立项 以 后 开始 ,在 论证 阶段 和 方案 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 研制 中 长 期 计划 ,研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主 
要 作战 使 用 性 能 ,通用 规范 ,计划 进度 等 。 

4. 目次 格式 

按照 4 常规 武器 装备 研制 程序 》 要 求 编写 ,目次 格式 如 下 : 


作战 使 命 、 任 务 及 作战 对 象 
2 主要 战术 技术 指标 及 使 用 要 求 
2.1 主要 战术 指标 

.2 主要 技术 指标 

.3 主要 使 用 要 求 
初步 的 总 体 技 术 方 案 

质量 控制 要 求 

研制 周期 要 求 及 各 研制 阶段 的 计划 安排 
.1 研制 周期 要 求 

.2 各 研制 阶段 的 计划 安排 
研制 经 费 和 成 本 核算 
研制 分 工 建议 


作战 使 用 要 求 

.1 作战 使 命 、 任 务 及 作战 对 象 

.2 主要 战术 技术 指标 及 使 用 要 求 

研制 总 体 方 案 

系统 、 配 套 设备 和 软件 方案 

综合 保障 方案 

质量 、 可 靠 性 、 维 修 性 、 测 试 性 、 安 全 性 及 标准 化 控制 措施 
.1 质量 控制 措施 

.2 可 靠 性 控制 措施 





5.3 维修 性 控制 措施 
5.4 测试 性 控制 措施 
5.5 安全 性 控制 措施 


5.6 标准 化 控制 措施 

6 设计 定型 状态 和 定型 时 间 
7 研制 经 费 核算 

8 产品 成 本 概算 





3.1.7 研制 总 要 求 论 证 工作 报告 


1. 文件 用 途 
对 《研制 总 要 求 》 论 证 工作 情况 进行 说 明 。 
2. 编制 时 机 


在 论证 阶段 和 方案 阶段 编制 。 从 批准 研制 立项 以 后 开始 研制 总 要 求 论证 工 
作 , 在 上 报 研 制 总 要 求 时 附 研 制 总 要 求 论证 工作 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 研制 中 长 期 计划 ,研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主 
要 作战 使 用 性 能 要 求 ,通用 规范 ,计划 进度 等 。 

4. 目次 格式 

按照 4 常规 武器 装备 研制 程序 》 要 求 编写 ,目次 格式 如 下 : 


武器 装备 在 未 来 作战 中 的 地 位 、 作用、 使 命 . 任 务 和 作战 对 象 分 析 
国内 外 同类 武器 装备 的 现状 ,发 展 趋势 及 对 比分 析 

主要 战术 技术 指标 要 求 确定 的 原则 和 主要 指标 计算 及 实现 的 可 能 性 
初步 总 体 技 术 方 案 论 证 情况 

继承 技术 和 新 技术 采用 比例 ,关键 技术 的 成 熟 程度 


研制 周期 及 经 费 分 析 
初步 的 保障 条 件 要 求 
装备 编 配 设想 及 目标 成 本 
任务 组 织 实 施 的 措施 和 建议 


‘OO 00 OD oD 一 





3.1.8 工作 分 解 结构 


1. 文件 用 途 
工作 分 解 结 构 是 对 武器 装备 研制 实施 系统 工程 管理 的 有 效 工 具 。 用 于 限定 
武 硕 装备 项 目的 工作 ,并 表示 出 各 项 工作 之 间 以 及 它们 与 最 终 产品 之 间 的 关系 。 
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2. 编制 时 机 

在 研制 过 程 中 , 随 工 程 的 进展 制定 相应 的 工作 分 解 结构 (以 下 简称 WBS)。 

在 论证 阶段 ,使 用 部 门 应 根据 该 阶段 系统 工程 工作 的 结果 ,提出 初步 的 工程 
项 目 纲 要 WBS。 

在 方案 阶段 ,在 总 体 方案 形成 过 程 中 , 承 研 承 制 单位 会 同 使 用 部 门 对 初步 的 
工程 项 目 纲要 WBS 进行 修改 ,到 此 阶段 结束 时 ,修改 后 的 工程 项 目 纲要 WBS 
随 研 制 任务 书 草 案 和 研制 方案 论证 报告 上 报 审批 后 ,形成 批准 的 工程 项 目 纲 要 
WBS, 使 用 部 门 依 此 与 承 研 承 制 单位 商定 工程 研制 和 设计 定型 阶段 的 合 
同 WBS。 

在 工程 研制 和 设计 定型 阶段 ,工程 项 目 纲要 WBS 一 般 不 再 变动 。 承 研 承 
制 单位 将 合同 WBS 细 分 到 适当 级 别 ,形成 扩 延 的 合同 WBS。 设 计 定 型 结束 后 ， 
使 用 部 门 依据 批准 的 工程 项 目 纲 要 WBS, 结 合 工程 研制 和 设计 定型 中 遗留 的 问 
题 ,与 承 研 承 制 单位 商定 生产 定型 阶段 合同 WBS。 

在 生产 定型 阶段 , 承 研 承 制 单 位 完成 生产 定型 阶段 扩 延 的 合同 WBS。 生 产 
定型 后 ,使 用 部 门将 批准 的 工程 项 目 纲要 WBS 与 各 扩 延 的 合同 WBS 汇编 成 工 
程 项 目 WBS。 

3. 编制 依据 

工程 项 目 纲要 WBS 的 编制 依据 主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,GJB 
2116 一 1994《 武 器 装备 研制 项 目 工作 分 解 结构 ) 的 纲要 WBS 等 。 

合同 WBS 的 编制 依据 主要 包括 :工程 项 目 纲 要 WBS 等 。 

工程 项 目 WBS 的 编制 依据 主要 包括 :工程 项 目 纲 要 WBS, 合 同 WBS 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2116 一 1994( 武 需 装 备 研 制 项 目 工作 分 解 结构 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 

1 工作 分 解 结构 
2 单元 说 明 
2.1 (1 级 单元 名 称 ) 


2.1.X (第 X 个 2 级 单元 名 称 ) 
2.1. X.Y (第 X 个 2 级 单元 的 第 立 个 3 级 单元 名 称 ) 





3.1.9 研制 合同 


1. 文件 用 途 
为 研制 武器 装备 而 确立 法 人 之 间 的 相互 权利 、 义 务 关 系 ,维护 各 自 合 法 
权益 。 
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2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 编制 论证 阶段 研制 合同 ,在 方案 阶段 编制 方案 阶段 研制 合同 ,在 
工程 研制 阶段 编制 工程 研制 阶段 研制 合同 ,在 设计 定型 阶段 编制 设计 定型 阶段 
研制 合同 ,在 生产 定型 阶段 编制 生产 定型 阶段 研制 合同 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :国家 武器 装备 研制 中 长 期 计划 ,武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 , 武 
器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细则 等 。 
4. 目次 格式 
按照 (武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 ) 和 《武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细 
则 3 编写 ,目次 格式 如 下 : 
1 合同 当事人 
2 研制 依据 
3 合同 标的 
4 研制 进度 
5 合同 价款 和 支付 
6 研制 工作 要 求 
7 验收 和 交付 
8 研制 成 果 约 定 
9 密级 和 保密 事项 
合同 的 变更 和 解除 
违约 责任 与 合同 鼓励 
合同 纠纷 的 处 理 方式 
其 他 
附件 
14.1 附件 AKk 工 作 说 明 》 
14.2 附件 BK 技术 规范 (技术 规格 书 )》 
14.3 其 他 附件 





3.1.10 工作 说 阴 


1. 文件 用 途 
工作 说 明 是 对 为 完成 合同 规定 的 任务 而 必须 做 的 工作 进行 规定 和 说 明 的 合 
同 附件 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 编制 0 类 工作 说 明 ; 在 方案 阶段 编制 [类 工作 说 明 ; 在 工程 研制 阶 
段 和 设计 定型 阶段 编制 I 类 工作 说 明 ; 在 生产 定型 阶段 编制 焉 类 工作 说 明 ; 在 生产 
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阶段 编制 人 类 工作 说 明 ; 在 任何 阶段 ,需要 专项 服务 时 ,编制 V 类 工作 说 明 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :GJB 2116 一 1994《 武 器 装备 研制 项 目 工作 分 解 结 构 》 GJB 
2742 一 1996《 工 作 说 明 编 写 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2742 一 1996《 工 作 说 明 编 写 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
定义 
要 求 
1 双方 需 完成 的 工作 
2 双方 需 向 对 方 交付 的 项 目 
3 技术 审查 要 求 
4 时 间 进 度 表 
说 明 事 项 
附录 


按照 4 武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 》 和 《武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细 

则 编写 ,目次 格式 如 下 : 

范围 

引用 文件 

1 国家 军用 标准 和 军用 规范 
2 国家 标准 、 有 关 专 业 标准 
3 上 级 有 关 规 定 和 其 他 依据 性 文件 
要 求 

设计 制造 要 求 

试验 鉴定 要 求 

项 目 管理 要 求 


1 
2 
3 
4 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 





综合 保障 要 求 
质量 保证 大 纲要 求 


1 
2 

3 

.4 工程 专门 综合 要 求 
5 

6 

7 资料 要 求 





3.1.11 技术 规范 


1. 文件 用 途 
规范 产品 研制 的 技术 要 求 , 指 导 产 品 的 研制 工作 ,既是 一 个 独立 的 技术 文 
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件 ,也 是 签订 研制 合同 的 一 个 附件 。 
2. 编制 时 机 
在 产品 研制 的 各 个 阶段 ,按照 要 求 编制 系统 规范 、 研 制 规范 .产品 规范 .工艺 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主要 作战 使 用 性 能 ,通用 规范 ， 
研制 总 要 求 等 。 
4. 目次 格式 
按照 《武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 3 和 《武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细 
则 编写, 目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
要 求 


质量 保证 规定 
交付 准备 
说 明 事 项 





3.1.12 系统 规范 (A 类 规范 ) 


1. 文件 用 途 

从 总 体 上 规定 系统 的 技术 要 求 和 任务 要 求 ,将 要 求 分 配给 各 个 功能 部 分 , 同 
时 规定 设计 的 约束 条 件 以 及 两 个 以 上 功能 部 分 之 间 的 接口 关系 。 

2. 编制 时 机 

一 般 从 论证 阶段 开始 编制 , 随 着 研制 工作 的 进展 逐步 完善 ,到 方案 阶段 结束 
前 批准 定稿 。 

系统 规范 一 般 应 在 方案 阶段 之 前 完成 。 由 于 系统 规范 中 规定 的 性 能 指标 是 
方案 阶段 .工程 研制 阶段 .设计 定型 阶段 乃至 生产 定型 阶段 的 性 能 指标 依据 ,在 
大 多 数 情况 下 ,需要 通过 研制 工作 的 不 断 深入 逐步 得 到 修正 、 完 善 和 补充 ,因此 ， 
系统 规范 经 常 被 迫 推迟 到 工程 研制 阶段 早期 才 定稿 。 在 系统 规范 得 到 批复 之 
后 ,可 通过 工程 更 改 程序 将 一 些 详细 要 求 补充 到 系统 规范 中 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主要 作战 使 用 性 能 要 求 ,通用 
规范 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专用 规范 编写 规定 ) 编 写 ,目次 格 
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式 如 下 : 


1 3 
i 
Rs 
2 
3 
3. 
3. 
3. 
3. 
ds 
3. 
3. 
3。 
3. 
3， 
3 
3. 
3。 
3。 
3. 
3. 
3 
3. 
3。 
3. 
3, 
3. 
3. 
3, 
3. 
3。 
3. 
34。 
3, 
3. 
3 


oo 名 口 本 -~ 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


作战 能 力 /功能 
性 能 

作战 适用 性 
环境 适应 性 
可 靠 性 
维修 性 
保障 性 
测试 性 
耐久 性 
安全 性 
信息 安全 
隐蔽 性 
兼容 性 
运输 性 

人 机 工程 
互 换 性 
稳定 性 
综合 保障 
接口 

经 济 可 承受 性 
计算 机 硬件 与 软件 
尺寸 和 体积 
重量 

颜色 
抗 核 加 固 
理化 性 能 
能 耗 

材料 
非 研 制 项 目 
外 观 质 量 
标志 和 代号 





3. 32 主要 组 成 部 分 特性 
33 图 样 和 技术 文件 
34 标准 样 件 

验证 

1 检验 分 类 

2 检验 条 件 

3 设计 验证 

.4 定型 (鉴定 ) 试 验 
5 首 件 检验 

6 质量 一 致 性 检验 
7 包装 检验 

8 抽样 

9 缺陷 分 类 

10 检验 方法 
包装 、 运 输 与 贮存 


订购 文件 中 应 明确 的 内 容 
术语 和 定义 
符号 、 代 号 和 缩 略语 

其 他 


3. 
3. 
4 

4. 
4. 
4. 
4 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 

3。 
5, 
9。 
3 
6 

6. 
6. 
6 

6. 
6 

6. 





说 明 : 

(1) 目次 格式 仅 是 一 个 示例 ,并 没有 包括 系统 规范 各 章 中 的 所 有 要 素 , 也 不 
要 求 每 项 系统 规范 都 必须 包括 列 出 的 各 章 的 所 有 要 素 。 每 项 系统 规范 可 根据 其 
规定 实体 的 具体 情况 剪裁 目次 格式 列 出 的 各 章 的 要 素 。 

(2) 第 5 章 无 条 文 。 第 6 章 有 条 文 时 ,在 第 5 章 标 题 下 注 明 本 章 无 条 文 ; 第 
6 章 无 条 文 时 , 则 第 5 章 和 第 6 章 均 应 省 略 。 


3.1.13 研制 规范 (B 类 规范 ) 


1. 文件 用 途 


规定 工程 研制 阶段 产品 的 设计 要 求 或 工程 研制 要 求 。 全 面 叙 述 每 个 技术 状 
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态 项 的 性 能 特性 ,详细 规定 设计 和 工程 方面 的 性 能 、 接 口 和 其 他 技术 要 求 。 适 用 


于 系统 级 以 下 项 目 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 编写 ,一 般 应 在 工程 研制 阶段 之 前 完 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,武器 装备 主要 作战 使 用 性 能 ,通用 规范 ， 
研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,系统 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专 用 规范 编写 规定 ) 编 写 ,目次 格 


式 如 下 : 


1 

1 
3 
2 

3 

3. 
3。 
3. 
3. 
3。 
3. 
3, 
3 
3. 
3。 
3。 
3. 
3。 
3。 
3。 
3. 
3。 
3, 
3 
3, 


范 
1 
2 
引 
要 


co 名 名 本- 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
有 
18 
19 
20 





围 
主题 内 容 
实体 说 明 
用 文件 

求 
作战 能 力 / 功 能 
性 能 

作战 适用 性 
环境 适应 性 
可 靠 性 
维修 性 
保障 性 
测试 性 
耐久 性 
安全 性 
信息 安全 
隐蔽 性 
兼容 性 
运输 性 
人 机 工程 
互 换 性 
稳定 性 
综合 保障 
接口 

经 济 可 承受 性 


21 计算 机 硬件 与 软件 

22 尺寸 和 体积 

23 重量 

24 颜色 

25 抗 核 加 固 

26 理化 性 能 

27 能 耗 

28 材料 

29 非 研 制 项 目 

30 外 观 质 量 

31 标志 和 代号 

32 主要 组 成 部 分 特性 

33 图 样 和 技术 文件 

34 标准 样 件 

验证 

1 检验 分 类 

2 检验 条 件 

3 设计 验证 

4 定型 (鉴定 ) 试 验 

5 首 件 检验 

6 质量 一 致 性 检验 

7 包装 检验 

8 抽样 

9 缺陷 分 类 

.10 检验 方法 

包装 、 运 输 与 贮存 

.1 防护 包装 

.2 装 箱 

.3 运输 和 贮存 

4 标志 

说 明 事 项 

.1 预定 用 途 

2 分 类 

订购 文件 中 应 明确 的 内 容 
术语 和 定义 
符号 、 代 号 和 缩 略语 
其 他 


3, 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
1 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
1 

9 

9 

9 

9 

9。 
6 

6 

6. 
6. 
6. 
06. 
6. 





说 明 : 

(1) 目次 格式 仅 是 一 个 示例 ,并 没有 包括 研制 规范 各 章 中 的 所 有 要 素 , 也 不 
要 求 每 项 研制 规范 都 必须 包括 列 出 的 各 章 的 所 有 要 素 。 每 项 研制 规范 可 根据 其 
规定 实体 的 具体 情况 剪裁 目次 格式 列 出 的 各 章 的 要 素 。 

(2) 第 5 章 无 条 文 。 第 6 章 有 条 文 时 ,在 第 5 章 标 题 下 注 明 本 章 无 条 文 ; 第 
6 章 无 条 文 时 , 则 第 5 章 和 第 6 章 均 应 省 略 。 


3.1.14 研制 计划 


1. 文件 用 途 

对 产品 研制 过 程 中 的 所 有 工作 进行 计划 ,明确 责任 界限 和 进度 安排 ,以 便 管 
理 人 员 实 施 对 产品 研制 过 程 与 资源 的 控制 和 管理 ,确保 项 目 按照 计划 进行 研制 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,工作 分 解 结构 及 其 单元 说 
明 ,研制 合同 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2993 一 1997《 武 器 装备 研制 项 目 管理 ) 要 求 ,参照 《 系 统 工程 管理 
指南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


工程 项 目 技术 规划 和 控制 
职责 和 权力 
标准 、 程 序 和 训练 
工程 项 目 风险 分 析 
工作 分 解 结构 
工程 项 目 审查 
技术 审查 
技术 性 能 度量 

更 改 控制 程序 
工程 大 岗 综 合 
接口 控制 

10 里 程 碑 / 进 度 

.11 其 他 计划 和 控制 
2 系统 工程 过 程 

2.0 任务 和 要 求 分 析 
2.1 功能 分 析 


‘OO ~ WW NN OO 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Rs 





2 要 求 分 配 

3 权衡 研究 

4 设计 优化 /效能 兼容 性 
5 综合 

6 技术 接口 兼容 性 

7 后 勤 保障 分 析 

8 生产 性 分 析 

9 规范 树 / 规 范 

10 文件 

11 系统 工程 工具 
工程 专业 /综合 要 求 
综合 设计 /计划 

1 可 靠 性 
2 维修 性 
3 人 机 工程 
4 安全 性 
5 标准 化 
6 
7 
8 
9 


je 


生存 性 / 易 损 性 

电磁 兼容 性 /电磁 干扰 
电磁 脉冲 防护 
综合 后 勤 保 障 

.10 计算 机 资源 寿命 周期 管理 计划 
.11 生产 性 

. 12 其 他 工程 专业 要 求 /计划 
综合 系统 试验 计划 

保障 活动 的 兼容 性 

.1 系统 费用 效能 

.2 价值 工程 

.3 全 面 质 量 管理 /质量 保证 
.4 材料 和 工艺 


2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
Z. 
2 
人 
2, 
2. 
3 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3。 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3 
3. 
3。 
3. 
3. 
3. 
3. 


CO CD 上 昌 提 产 产 姜 | 王 交 | 玫 一 一 





3.1.15 生产 性 分 析 报 告 ( 方 案 阶段 ) 


1. 文件 用 途 
对 拟 采取 的 研制 方案 进行 生产 性 分 析 形 成 的 输出 报告 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 编制 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,通用 
规范 ,研制 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 3363 一 1998 生 产 性 分 析 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
生产 性 分 析 目 的 
生产 性 分 析 准 则 


.1 材料 分 析 

.2 制造 方法 分 析 
.3 设计 过 程 分 析 
6 生产 性 分 析 结 论 


1 
2 
3 
4 
5 生产 性 分 析 工 作 内 容 
5 
5 
5 





3.1.16 研制 方案 


1. 文件 用 途 

为 完成 产品 研制 在 技术 上 进行 组 织 规划 的 文件 ,用 于 指导 工程 研制 工作 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编写 。 是 方案 阶段 的 输出 文件 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 生 产 性 分 析 报 告 (方案 阶 
段 ) ,可 靠 性 大 纲 ,维修 性 大 纲 ,测试 性 大 纲 ,保障 性 大 纲 ,安全 性 大 纲 ,质量 保证 
大 纲 ,标准 化 大 纲 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 

1 适用 范围 

2 研制 依据 

3 系统 组 成 和 工作 原理 

3.1 系统 组 成 


3.2 系 议 工作 原理 
4 主要 战术 技术 指标 及 使 用 要 求 
4.1 主要 战术 指标 
4.2 主要 技术 指标 





4.3 主要 使 用 要 求 
总 体 技术 方案 
1 总 体 设计 思路 
2 结构 方案 
.3 硬件 方案 

.4 软件 方案 (适用 时 ) 
5 电源 方案 (适用 时 ) 
6 接口 方案 
. 


5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5.7 环境 适应 性 设计 措施 
5.8 可 靠 性 设计 措施 
5.9 维修 性 设计 措施 
5.10 测试 性 设计 措施 
5.11 保障 性 设计 措施 
5.12 安全 性 设计 措施 
5.13 电磁 兼容 性 设计 措施 (适用 时 ) 
5 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 


.14 人 机 工程 设计 措施 (适用 时 ) 
试验 验证 初步 考虑 

质量 和 标准 化 控制 措施 

.1 质量 控制 措施 

.2 标准 化 控制 措施 

研制 进度 安排 

.1 项 目 周期 

.2 进度 安排 

研制 风险 分 析 

.1 技术 风险 

.2 进度 风险 

.3 经 费 风 险 

10 任务 分 工 

11 研制 经 费 概算 (可 视 情 省 略 ) 
11.1 科研 经 费 概算 

11.2 生产 经 费 概算 





3.1.17 技术 状态 管理 计划 


1. 文件 用 途 

技术 状态 管理 计划 用 来 说 明 对 技术 状态 项 的 功能 特性 和 物理 特性 进行 管理 
所 采用 的 程序 和 方法 。 
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2. 编制 时 机 
分 阶段 编制 ,在 各 研制 阶段 或 生产 阶段 初期 (或 按 合同 要 求 ) 提 交 订 购 方 。 
在 研制 过 程 中 ,应 根据 武器 装备 系统 或 技术 状态 项 目标 的 不 断 演进 ,对 该 计划 进 


行 必要 的 修订 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 ,研制 任务 书 ,GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管理 ) 等 。 
4. 目次 格式 


按照 GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管 理 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


] 
1 
1 
1 
2 
3 
3. 
3. 
3. 
4 
9 
9。 
5。 
9. 
95。 
6 
6. 
6. 
6. 
6. 
6., 
4 
I 
a 
8 
8. 
8. 
9 





1 目的 和 范围 

2 技术 状态 项 说 明 

3 主要 特点 

引用 文件 

职责 

1 技术 状态 管理 人 员 、 部 门 和 机 构 

2 技术 状态 管理 人 员 、 部 门 和 机 构 的 职责 

3 技术 状态 管理 与 技术 审查 、 定 型 工作 的 关系 
技术 状态 管理 重大 事项 

技术 状态 标识 

1 技术 状态 项 

2 技术 状态 基线 所 需 的 技术 状态 文档 (规范 树 ) 
3 技术 状态 项 及 其 下 级 产品 的 标识 、 技 术 文档 的 标识 
4 技术 状态 文档 发 放 程 序 

技术 状态 控制 

1 技术 状态 更 改 分 类 

2 技术 状态 更 改 审批 权限 

3 技术 状态 更 改建 议 的 处 理 程序 

4 偏离 、 超 差 申 请 的 处 理 程序 

5 技术 状态 更 改 通知 的 处 理 程序 

技术 状态 记 实 

1 资料 收集 、 记 录 、 处 理 和 保持 程序 

2 技术 状态 管理 报告 内 容 和 形式 

技术 状态 审核 

1 技术 状态 审核 的 计划 、 程 序 和 文档 

2 技术 状态 审核 报告 的 格式 

分 承 制 方 /供应 商 控 制 


10 数据 管理 


10.1 数据 访问 .传递 、 存 储 方法 
10.2 数据 保存 计划 





3.1.18 接口 控制 文件 


1. 文件 用 途 

规定 系统 、 分 系统 .设备 之 间 功 能 和 物理 接口 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 ,总体 设 计 单 位 .设计 师 系 统 应 依据 确定 的 工作 分 解 结构 及 其 相 
应 的 功能 要 求 , 提 出 总 的 接口 方案 ,由 有 关 承 研 承 制 单位 编制 所 需要 的 接口 控制 
文件 。 在 总 体 技术 设计 完成 之 前 ,通常 应 完成 系统 、 分 系统 接口 控制 文件 的 协调 
并 经 批准 。 

在 工程 研制 阶段 ,详细 设计 之 前 ,应 正式 确定 所 有 的 接口 控制 文件 。 在 设计 
中 应 严格 贯彻 并 完善 接口 控制 文件 ,验证 接口 要 求 的 正确 性 , 若 有 不 满足 要 求 或 
其 他 原因 确 需 修 改 时 ,应 按 更 改 控制 程序 进行 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,产品 工作 分 解 结构 ,GJB 2737 一 1996《 武 
器 装备 系统 接口 控制 要 求 》,GJB 5439 一 2005《 航 空 电 子 接口 控制 文件 编制 要 
求 》 及 相关 标准 和 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2737 一 1996( 武 器 装备 系统 接口 控制 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 主题 内 容 
1.2 适用 范围 
2 引用 文件 
3 要 求 
3.1 物理 接口 
3.1.1 机 械 要 求 
3.1.2 主要 工具 


.1.3 质量 特性 
3.2 吕 子 接 司 

S. 了 ,是 各 我 口 
51 泡 坟 

3. 3.2 接口 插座 分 配 





.3.3 电磁 兼容 性 
液压 或 气压 接口 


.1.1 质量 保证 要 求 

.1.2 接口 控制 文件 要 求 验 证 : 矩阵 
工厂 试验 

.1 设施 要 求 

.2.2 接收 检查 

.2.3 安装 要 求 

.2.4 测试 约束 条 件 

.2.5 测试 顺序 

.2.6 装运 准备 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
"8 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 





3.1.19 试验 与 评定 总 计划 


1. 文件 用 途 

试验 与 评定 总 计划 具体 规定 为 了 满足 订购 方 的 要 求 所 需要 进行 的 试验 与 评 
定 工 作 。 是 关键 的 试验 规划 文件 ,应 列 出 试验 的 目标 .进度 和 所 需 资源 ,反映 项 
目 办 公 室 和 使 用 试验 机 构 关 于 试验 规划 的 决策 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 制定 试验 与 评定 总 计划 ( 含 系统 、 分 系统 和 单项 设备 的 试验 计 
划 )。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 要 求 等 。 
4. 目次 格式 
参考 《系统 工程 管理 指南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 

系统 说 明 

任务 描述 

威胁 评估 

效能 测量 

适用 性 测量 

系统 描述 

关键 性 能 参数 

综合 试验 工作 提要 
1 试验 管理 过 程 
2 综合 试验 工作 进度 安排 
研制 试验 与 评定 概述 
.1 研制 试验 与 评定 工作 概述 
.2 后 续 研 制 试验 与 评定 说 明 
使 用 试验 与 评定 概述 
.1 使 用 试验 与 评定 概述 
.2 关键 的 使 用 问题 
.3 后 续 使 用 试验 与 评定 说 明 
.4 实弹 试验 与 评定 说 明 
试验 与 评定 资源 提要 
1 试验 件 
2 试验 场地 和 装置 
.3 试验 保障 设备 
4 威胁 系统 

5 试验 目标 
.6 使 用 部 队 试 验 保障 
7 模拟 器 、 样 机 和 试验 台 
8 专用 要 求 
9 试验 与 评定 资金 要 求 
10 资源 进度 
11 人 力 / 训 练 
附录 


1 
并 
Ss 
j 归 
Ls 
a 
2 
2 
2. 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
9 
9。 
9。 
5 
9。 
5。 
9 
5。 
5. 
9. 
9。 
9. 





3.1.20 研制 任务 书 


1。 文 件 用 途 
研制 任务 书 是 为 开展 产品 研制 项 目 有 关机 关 .单位 或 部 门下 达 工 作 任 务 的 
文件 。 研 制 任务 书 一 经 批准 , 即 成 为 产品 方案 设计 、 工 程 研制 和 设计 定型 的 依 
据 , 也 是 签订 研制 合同 的 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 方案 ,可 靠 
性 大 纲 ,维修 性 大 纲 ,测试 性 大 纲 , 保 障 性 大 纲 , 安 全 性 大 纲 ,质量 保证 大 纲 ,标准 
化 大 纲 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
前 言 
技术 要 求 
1 产品 用 途 与 组 成 
2 性 能 要 求 
3 使 用 要 求 
4 环境 要 求 
5 设计 要 求 
质量 保证 与 控制 要 求 
1 质量 要 求 
2 标准 化 要 求 
3 可 靠 性 维修 性 测试 性 保障 性 安全 性 要 求 
其 他 要 求 及 说 明 事 项 
验收 与 交付 
完成 形式 
任务 周期 和 研制 经 费 


1 
2 
2. 
2Z. 
2。 
2. 
2 
3 
3. 
3。 
3。 
4 
5 
6 
7 





3.1.21 详细 设计 


1. 文件 用 途 
对 产品 进行 详细 设计 的 输出 文件 ,提供 设计 评审 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编写 。 
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3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 方案 ,可 靠 性 大 纲 , 维 
修 性 大 纲 ,测试 性 大 纲 ,保障 性 大 纲 ,安全 性 大 纲 ,通用 规范 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
适用 范围 
研制 依据 
系统 组 成 和 工作 原理 
1 系统 组 成 
2 系统 工作 原理 
主要 战术 技术 指标 及 使 用 要 求 
1 主要 战术 指标 
2 主要 技术 指标 
3 主要 使 用 要 求 
详细 设计 方案 
1 总 体 设计 
结构 设计 
硬件 设计 
软件 设计 (适用 时 ) 
电源 设计 (适用 时 ) 
接口 设计 
环境 适应 性 设计 
8 可 靠 性 设计 
.9 维修 性 设计 
.10 测试 性 设计 
. 11 保障 性 设计 
.12 安全 性 设计 
.13 电磁 兼容 性 设计 (适用 时 ) 
.14 人 机 工程 设计 (适用 时 ) 
6 研制 风险 分 析 
6.1 技术 风险 
6.2 进度 风险 


1 
2 
3 
3. 
3. 
1 
4. 
4. 
4. 
5 
5。 
9。 
9。 
5。 
5。 
9. 
9. 
5， 
9 
9 
9 
5 
9 
9 





3.1.22 设计 计算 报告 


1. 文件 用 途 


在 方案 阶段 ,对 有 关 技 术 问 题 进行 设计 计算 ,提供 方案 可 行 性 ,并 为 工程 研 
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制 提供 数据 ;在 工程 研制 阶段 ,针对 样机 实际 情况 ,进行 计算 ,提供 样机 性 能 
数据 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,通用 规范 ,有 关 设 计 计算 的 国家 标准 和 国 
家 军用 标准 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 任务 来 源 

1.1 计算 对 象 

1.2 计算 目的 

2 引用 文件 

3 计算 要 求 

3.1 已 知 参数 和 数据 
3.2 设计 状态 参数 和 数据 
3.3 待定 参数 和 数据 
4 计算 内 容 

4.1 计算 方法 

4.2 计算 过 程 

4.3 计算 结果 

5 计算 结果 分 析 和 结论 
5.1 计算 结果 分 析 
5.2 贰 论 

6 其 他 





3.1.23 特性 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 

对 产品 特性 实施 分 类 ,以 便 设计 部 门 提 高 设计 质量 ,生产 部 门 实施 质量 控 
制 ,检验 人 员 实 施 检查 监督 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,研制 规范 ,GJB 190 一 1986《 特 性 分 
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类 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 190 一 1986( 特 性 分 类 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
适用 范围 
引用 文件 
特性 分 析 


1 技术 指标 分 析 3.2 设计 分 析 
3 选 定 检验 内 容 
关键 件 重 要 件 清 单 





3.1.24 生产 性 分 析 报 告 (工程 研制 阶段 ) 


1. 文件 用 途 

进行 生产 性 分 析 工 作 ( 标 识 所 有 硬件 的 关键 特性 ,减少 生产 流程 时 间 ,减少 
材料 和 工时 费用 ,确定 最 佳 进度 要 求 ,改善 检验 和 试验 程序 ,减少 专用 生产 工装 
和 试验 设备 ) ,形成 生产 性 分 析 报 告 ,以便 顺利 地 转 入 试 生产 状态 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,通用 
规范 ,研制 规范 ,研制 方案 ,详细 设计 ,设计 计算 报告 ,接口 控制 文件 等 。 


4. 


目次 格式 


按照 GJB 3363 一 1998《 生 产 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


NA NR NN RN TN DD 


1 
2 
3 

.4 材料 分 析 
5 
四 
7 


范围 
引用 文件 
生产 性 分 析 目 的 
生产 性 分 析 准 则 
生产 性 分 析 工 作 内 容 
设计 分 析 
标准 和 规范 分 析 
图 样 分 析 


制造 工艺 分 析 
连接 方法 分 析 
涂 覆 材料 和 方法 分 析 





5.8 热处理 和 清洗 工艺 分 析 
5.9 安全 分 析 


5. 10 环境 要 求 分 析 
5. 11 检验 和 试验 分 析 
6 生产 性 分 析 结 论 





3.1.25 研制 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 
用 于 规范 研制 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 系 统 规范 ,研制 规范 ,通用 规范 ,通用 试验 规范 ,有 关 
国家 军用 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
编制 大 纲 的 依据 
试验 目的 和 性 质 
被 试 品 、 陪 试 品 、 配 套 设备 的 数量 和 技术 状态 
.1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 
.2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 
.3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 
试验 项 目 、 内 容 和 方法 
主要 测试 、 测 量 设备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 


试验 数据 处 理 原则 、 方 法 和 合格 判定 准则 
.1 试验 数据 处 理 原则 

.2 试验 数据 处 理 方法 

.3 试验 数据 合格 判定 准则 

试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
试验 安全 保证 要 求 


”的 go 人 





3.1.26 研制 试验 报告 


1. 文件 用 途 
报告 研制 试验 情况 和 试验 结果 ,作为 产品 开展 下 一 步 研制 工作 的 依据 。 
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2. 编制 时 机 

研制 试验 结束 后 ,在 30 个 工作 日 内 完成 研制 试验 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 试验 大 纲 ,通用 规范 ,通用 试验 规范 ,有 关 国 家 
军用 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


试验 概况 

试验 项 目 、 步 又 和 方法 

.X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 

试验 数据 

试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情 况 
试验 结果 、 结 论 

.1 试验 结果 

.2 试验 结论 

存在 的 问题 和 改进 建议 

.X (存在 的 问题 X) 及 其 改进 建议 

试验 照片 

.1 试验 样品 的 全 狐 、 主 要 侧面 照片 

.2 主要 试验 项 目 照片 

.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 

关于 编制 \ 训 练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
.1 关于 编制 的 意见 和 建议 

.2 关于 训练 的 意见 和 建议 

.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 

.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 





3.1.27 验收 测试 规范 


1. 文件 用 途 
验收 测试 规范 (ATS) 提 出 产品 的 测试 环境 .测试 方法 和 测试 项 目 , 是 编写 
验收 测试 程序 (ATP) 的 基础 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编制 。 
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3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,系统 规范 ,研制 规范 ,通用 规范 等 。 


4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

1 主题 内 容 
2 适用 范围 
引用 文件 
产品 组 成 
测试 环境 


1 概述 

2 受 试 系统 组 成 
3 配 试 系统 组 成 
4 测试 环境 框图 
测试 方法 
测试 项 目 





i 


3.1.28 验收 测试 程序 


1. 文件 用 途 

验收 测试 程序 (ATP) 规 定 产品 的 测试 环境 ,测试 项 目 和 测试 步骤 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编制 ,开展 验收 测试 工作 之 前 完成 审查 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方 案 , 系 统 规范 ,研制 规范 ,通用 规范 ,验收 测试 
规范 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

.1 主题 内 容 
.2 适用 范围 
引用 文件 


ATP 设计 组 成 
ATP 测试 环境 
.1 概述 





4.2 受 试 系统 组 成 
.3 配 试 系统 组 成 
.4 ATP 环境 框图 


4 
4 

5 测试 步骤 

5. X (测试 项 目 X) 
5.X.1 测试 步骤 
5.X.2 相关 标准 
5. X.3 测试 响应 





3.1.29 产品 规范 (C 类 规范 ) 


1. 文件 用 途 
用 于 规定 系统 级 以 下 任何 项 目 主 要 的 功能 要 求 .性 能 要 求 、 制 造 要 求 和 验收 
要 求 ,指导 产品 采购 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编写 产品 规范 草案 ,在 定型 阶段 应 最 终 确 定 产品 规范 的 正 
式 版 本 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,通用 规范 ,GJB 0. 2 一 2001《 军 用 标准 文 
件 编制 工作 导 则 第 2 部 分 :军用 规范 编写 规定 》,GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 人 研 
制 项 目 专 用 规范 编写 规定 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 0. 2 一 2001《 军 用 标准 文件 编制 工作 导 则 第 2 部 分 :军用 规范 编 
写 规定 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
要 求 
1 总 则 
性 能 
保障 性 
可 靠 性 


环境 适应 性 
运输 性 
材料 


OW DW 0 0 WW DN 


2 
4 
.5 维修 性 
6 
7 
8 





3.9 理化 性 能 
稳定 性 
设计 与 结构 
测试 性 
电磁 兼容 性 
互 换 性 
安全 性 
人 机 工程 
接口 
抗 核 加 固 
尺寸 
重量 
颜色 
能 耗 
23 标准 零 部 件 、 组 件 
24 标志 和 代号 
.25 外 观 质量 或 加 工 质量 
质量 保证 规定 
检验 分 类 
检验 条 件 
鉴定 (或 定型 ) 检 验 
首 件 检 验 
质量 一 致 性 检验 
其 他 类 别 的 检验 
包装 检验 
8 复 验 
.9 缺陷 分 类 
.10 检验 方法 
交 货 准备 
.1 防护 包装 
2 装 箱 
.3 运输 和 贮存 
.4 标志 
说 明 事项 
1 预定 用 途 
2 分 类 
3 订购 文件 应 明确 的 内 容 
4 术语 和 定义 
5 其 他 


3。 
3。 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3。 
3. 
3. 
3 

1 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
1 

4 

5 

5 

5。 
9 

9 

6 

6. 
60. 
6. 
6. 
6. 





按照 GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专用 规范 编写 规定 》 编 写 ,目次 格 
式 如 下 : 


作战 能 力 /功能 
性 能 

作战 适用 性 
环境 适应 性 
可 靠 性 
维修 性 
保障 性 
测试 性 
耐久 性 
安全 性 

信息 安全 
隐蔽 性 
兼容 性 
运输 性 

人 机 工程 
互 换 性 
稳定 性 

综合 保障 
接口 

经 济 可 承受 性 
计算 机 硬件 与 软件 
尺寸 和 体积 
重量 

颜色 
抗 核 加 固 
理化 性 能 
能 耗 

材料 

非 研制 项 目 


1 
2 
3 
1 
9 
6 
8 
9 


二 二 二 
DD mm— OO 


ph 
OO GO 心 


和 总 
Ls 
I 
2 
3 
3. 
3. 
3. 
3. 
3 
3. 
3. 
3。 
3。 
3. 
3, 
3 
.13 
3. 
3. 
3. 
3。 
3. 
3. 
3。 
3. 
3. 
3. 
3. 
3。 
3. 
3. 
3. 
3。 





.30 外 观 质 量 
.31 标志 和 代号 
.32 主要 组 成 部 分 特性 
.33 图 样 和 技术 文件 
.34 标准 样 件 
验证 
1 检验 分 类 
2 检验 条 件 
3 设计 验证 
.4 定型 (鉴定 ) 试 验 
5 首 件 检 验 
6 质量 一 致 性 检验 
7 包装 检验 
.8 抽样 
.9 缺陷 分 类 
.10 检验 方法 
包装 、 运 输 与 贮存 
.1 防护 包装 
.2 装 箱 
.3 运输 和 贮存 
.4 标志 
说 明 事 项 
预定 用 途 
分 类 
订购 文件 中 应 明确 的 内 容 
术语 和 定义 
符号 、 代 号 和 缩 略 语 
其 他 





说 明 : 

目次 格式 仅 是 一 个 示例 ,并 没有 包括 产品 规范 各 章 中 的 所 有 要 素 ,也 不 要 求 
每 项 产品 规范 都 必须 包括 列 出 的 各 章 的 所 有 要 素 。 每 项 产品 规范 可 根据 其 规定 
实体 的 具体 情况 剪裁 目次 格式 列 出 的 各 章 的 要 素 。 


3.1.30 技术 说 明 书 


1. 文件 用 途 
为 用 户 提 供 详 细 的 、 全 面 的 产品 信息 ,指导 用 户 准 确 理 解 . 熟 练 掌握 并 正确 
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使 用 维护 产品 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 撰写 ,在 申请 进行 设计 定型 试验 之 前 完成 第 一 版 。 在 
设计 定型 阶段 可 以 进行 修改 ,在 设计 定型 审查 会 召开 之 前 定稿 。 在 设计 是 
型 审查 会 后 ,根据 审查 组 专家 提出 的 修改 意见 和 建议 进行 修改 完善 ,形成 最 
终 稿 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,有 关 国 家 军用 
标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4771 一 1997《 航 空军 工 产 品 技术 说 明 书 编写 基本 要 求 ) 编 写 , 目 次 
格式 如 下 : 


产品 用 途 和 功能 

.1 产品 用 途 

.2 产品 功能 
产品 性 能 和 数据 

.1 产品 性 能 

.2 产品 数据 

产品 组 成 、 结 构 和 工作 原理 
.1 产品 组 成 

.2 产品 结构 

.3 工作 原理 

产品 技术 特点 

产品 配套 及 其 交 联 接口 关系 
使 用 维修 中 注意 事项 
附录 、 附 图 

索引 


| 
] 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
上 
9 
6 
7 
8 





3.1.31 使 用 维护 说 明 书 


1. 文件 用 途 
为 用 户 提 供 详 细 的 、 全 面 的 产品 使 用 维护 信息 ,指导 用 户 准 确 理解 、 熟 练 掌 
握 并 正确 使 用 维护 产品 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 撰写 ,在 申请 进行 设计 定型 试验 之 前 完成 第 一 版 。 在 设计 
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定型 阶段 可 以 进行 修改 ,在 设计 定型 审查 会 召开 之 前 定稿 。 在 设计 定型 审查 会 
后 ,根据 审查 组 专家 特别 是 来 自 基 层 部 队 的 专家 提出 的 修改 意见 和 建议 进行 修 
改 完善 ,形成 最 终 稿 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,有 关 国 家 军用 
标准 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


概述 
引用 文件 
主要 技术 参数 
品 组 成 、 结 构 特 征 及 其 工作 原理 
安装 及 调试 
使 用 及 操作 


7 维护 、 保 养 

8 故障 检测 、 定 位 、 隔 高 

9 故障 分 析 与 排除 

10 安全 保护 措施 及 注意 事项 
11 运输 、 贮 存 

12 其 他 





3.1.32 改装 方案 


1. 文件 用 途 

为 完成 产品 在 平台 上 的 加 改装 科研 工作 在 技术 上 进行 组 织 规划 的 文件 ,用 
于 指导 产品 科研 改装 工作 。 

2. 编制 时 机 

在 主管 机 关 下 达 产 品 改装 任务 后 开始 编制 ,改装 方案 评审 时 产品 通常 处 于 
工程 研制 阶段 或 设计 定型 阶段 早期 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,产品 规范 ,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 
和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 
发 射 和 敏感 度 测量 》,GJB 1389A 一 2005《 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB 368B 一 
200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 3872 一 1999《 装 备 综合 保障 通用 要 
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求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

1 主题 内 容 

.2 适用 范围 

引用 文件 

1 依据 文件 

.2 引用 文件 

改装 原则 要 求 

.1 对 改装 设备 的 要 求 
.2 对 改装 设计 的 要 求 
.3 对 改装 施工 的 要 求 
改装 设备 简介 

1 产品 组 成 

.2 主要 功能 

3 主要 性 能 

4 接口 关系 

改装 技术 方案 

1 改装 内 容 

2 改装 设备 变化 情况 
2.1 增 装 设备 
2.2 换 装 设备 

2.3 改进 设备 

2.4 取消 设备 

3 结构 改装 方案 
3.1 总 体 结构 布置 
3.2 强度 分 析 

3.3 重量 重心 分 析 
3.4 平台 性 能 分 析 
3.5 操 稳 分 析 

4 电路 改装 方案 
4.1 改装 设备 

4.2 接口 交 联 关系 
4.3 电缆 制造 和 数 设 
4.4 供电 方案 分 析 


1 
ls 
1 
2 
2. 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4. 
4 
4. 
4. 
9 
9, 
9。 
9。 
9。 
5。 
9。 
9。 
9。 
5。 
9。 
9。 
5。 
5。 
5. 
9。 
9。 
9。 





9 
6 
6 


WE 


.4.5 电磁 兼容 性 

可 靠 性 维修 性 测试 性 保障 性 安全 性 方案 
.1 可 靠 性 方案 

2 维修 性 方案 

3 测试 性 方案 

4 保障 性 方案 

4.1 人 力 和 人 员 

4.2 供应 保障 

4.3 保障 设备 

4 

4.5 训练 与 训练 保障 

4.6 计算 机 资源 保障 

4.7 保障 设施 

5 安全 性 方案 

改装 后 检查 与 试验 

1 改装 后 检查 
1.1 设备 安装 检查 
1.2 线路 导 通 检查 
2 改装 后 试验 
.2.1 单 设 备 通电 试验 
2 

/4 

3 

4 


1 
2 
3 

.4 技术 资料 
5 
6 


.2 全 系统 通电 试验 
.2.3 电磁 兼容 性 定性 试验 
改装 验收 
部 队 试 验 试用 
改装 标识 
改装 试验 试用 后 的 恢复 
改装 进度 安排 
.1 项 目 周期 
.2 进度 安排 
改装 风险 分 析 
.1 技术 风险 
.2 进度 风险 
.3 经 费 风险 (可 省 略 ) 
任务 从 工 
. 色 〈 单 位 X) 任 务 
改装 经 费 概算 (可 省 略 ) 





13.1 科研 改装 经 费 概算 
13.2 批量 改装 经 费 概算 
附录 


改装 器 材 清单 
改装 结构 布局 图 
改装 交 联 关系 图 





3.1.33 设计 定型 试验 申请 报告 


1. 文件 用 途 

向 二 级 定 委 提出 设计 定型 试验 书面 申请 ,经 二 级 定 委 批 复 后 ,产品 可 转 入 设 
计 定 型 试验 阶段 。 

2. 编制 时 机 

按照 规定 的 研制 程序 , 当 产 品 满足 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 
和 要 求 ) 第 5.2 条 要 求 时 , 承 研 承 制 单 位 会 同 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 
向 二 级 定 委 提 出 设计 定型 试验 书面 申请 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,产品 规范 ,产品 研制 验收 (鉴定 ) 试 验 报 告 ,GJB 
1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 第 5. 3 条 编写 ,目次 格 
式 如 下 : 


研制 工作 概况 
样品 数量 
技术 状态 


研制 试验 或 承 研 单位 鉴定 试验 情况 
对 设计 定型 试验 的 要 求 和 建议 





3.1.34 设计 定型 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 
用 于 规范 设计 定型 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,以 全 面 考核 产品 战术 技术 指 
标 、 作 战 使 用 要 求 和 维修 保障 要 求 , 作 为 开展 设计 定型 试验 的 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 二 级 定 委 批准 转 人 设计 定型 试验 阶段 并 确定 承 试 单位 后 ,由 承 试 单位 拟 
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制 , 并 征求 总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 、 军 兵种 装备 部 ,研制 总 要 求 论证 单位 、 军 事 
代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 、 承 研 承 制 单位 的 意见 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,通用 规范 ,产品 规范 ,有 关 试 验 规 范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


编制 大 岗 的 依据 

试验 目的 和 性 质 

被 试 品 、 陪 试 品 、 配 套 设备 的 数量 和 技术 状态 
.1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 

.2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 

.3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 
试验 项 目 、 内 容 和 方法 

主要 测试 、 测 量 设 备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 


试验 数据 处 理 原则 、 方 法 和 合格 判定 准则 
.1 试验 数据 处 理 原则 

.2 试验 数据 处 理 方 法 

.3 试验 数据 合格 判定 准则 

试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
试验 安全 保证 要 求 





3.1.35 设计 定型 试验 大 纲 ( 部 队 试 验 ) 


1. 文件 用 途 

用 于 规范 设计 定型 试验 (部 队 试 验 ) 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,以 全 面 地 综合 
核 产 品 作 战 使 用 性 能 和 部 队 适 用 性 ,是 组 织 实 施 产 品 设 计 定型 试验 (部 队 试 验 ) 
的 基本 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :部 队 试验 试用 年 度 计 划 或 试验 任务 书 , 研 制 总 要 求 ,通用 规范 , 产 
品 规范 ,有 关 试 验 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6177 一 2007《 军 工 产品 定型 部 队 试 验 试用 大 纲 通用 要 求 ) 编 写 , 目 
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次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
和 
8 
8. 
8. 
8. 
9 


任务 依据 

试验 目的 

被 试 品 、 陪 试 品 及 主要 测试 仪器 设备 
试验 条 件 和 要 求 
试验 模式 和 试验 项 目 
试验 流程 和 考核 内 容 
试验 评定 标准 

中 断 、 中 止 与 恢复 

1 中 断 

2 中 止 

3 恢复 

组 织 分 工 


10 试验 报告 要 求 
11 试验 保障 
12 安全 要 求 
13 其 他 要 求 


3, 1,36 





设计 定型 试验 大 纲 编制 说 明 


1. 文件 用 途 


用 于 说 明 设 计 定 型 试验 大 纲 的 编制 依据 .编制 过 程 、 确 定 大 纲 主 要 内 容 的 理 
由 、 试 验 项 目 剪裁 依据 和 理由 等 ,以 便 在 对 设计 定型 试验 大 纲 进 行 审查 时 更 好 地 


理解 和 完善 设计 定型 试验 大 纲 的 内 容 。 


主要 包括 :研制 总 要 求 , 通 用 规范 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 , 有 关 试 验 


按照 GJB 1362A 一 2007 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 和 GJB 6177 一 2007《 军 
工 产品 定型 部 队 试 验 试 用 大 纲 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


2. 编制 时 机 
在 编制 设计 定型 试验 大 纲 的 同时 进行 。 
3. 编制 依据 
规范 等 。 
4. 目次 格式 


1 编制 依据 


2 


3 对 试验 项 目 及 考核 内 容 进 行 剪裁 的 依据 和 理由 
4 编制 过 程 


确定 大 岗 主 要 内 容 的 理由 





3.1.37 设计 定型 试验 报告 


1. 文件 用 途 
告 设计 定型 试验 情况 和 试验 结果 ,作为 产品 设计 定型 的 依据 。 
2. 编制 时 机 
试验 结束 后 , 承 试 单位 在 30 个 工作 日 内 完成 设计 定型 试验 报告 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 设 计 定 型 试验 大 纲 , 有 关 国 家 军用 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 
试验 概况 
试验 项 目 、 步 又 和 方法 
X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 
试验 数据 
试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
试验 结果 、 结 论 
1 试验 结果 
2 试验 结论 
存在 的 问题 和 改进 建议 
X (存在 的 问题 X) 改 进 建 议 
试验 照片 
.1 试验 样品 的 全 貌 、 主 要 侧面 照片 
.2 主要 试验 项 目 照片 
.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 
关于 编制 .训练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
.1 关于 编制 的 意见 和 建议 
.2 关于 训练 的 意见 和 建议 
.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 
.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 


| 
2 
2. 
3 
4 
9 
9。 
9 
6 
6. 
- 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 





3.1.38 设计 定型 试验 报告 (部 队 试 验 ) 


1. 文件 用 途 
全 面 反 映 设计 和 定型 试验 大 纲 ( 部 队 试验 ) 的 执行 情况 ,实事求是 地 反映 产品 
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技术 状态 和 试验 的 实施 过 程 , 从 总 体 上 对 被 试 品 作 出 科学 客观. 公正、 完整 的 评 
价 。 是 产品 设计 定型 的 依据 之 一 。 
2. 编制 时 机 
在 部 队 试验 结束 后 30 个 工作 日 内 完成 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,产品 规范 ,技术 说 明 书 ,使 用 维护 说 明 书 ,设计 定型 
试验 大 纲 ( 部 队 试验 ) ,相关 国家 军用 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 6178 一 2007《 军 工 产品 定型 部 队 试 验 试用 报告 通用 要 求 ) 编 写 , 目 
次 格式 如 下 : 
试验 概况 
试验 条 件 说 明 
.1 基本 条 件 
.2 环境 条 件 
.3 被 试 品 
.4 陪 试 品 、 测 试 仪器 和 设备 
.5 承 试 部 队 
.6 其 他 条 件 
试验 项 目 、 结 果 和 必要 的 说 明 
对 被 试 品 的 评价 
作战 使 用 性 能 评价 
部 队 适用 性 评价 
1 可 用 性 
2 可 靠 性 
3 维修 性 
4 保障 性 
5 兼容 性 
6 机 动 性 
7 安全 性 
8 人 机 工程 
9 生存 性 
问题 分 析 和 改进 建议 
试验 结论 
关于 编制 .训练 .作战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
附件 


| 

“2 

ss 
:六 
0 
内 
了 
2. 
:0 
只 





3.1.39 重大 技术 问题 的 技术 攻关 报告 


1. 文件 用 途 
对 产品 研制 过 程 中 出 现 的 重大 技术 问题 及 其 解决 情况 进行 记录 和 报告 。 
2. 编制 时 机 


在 研制 试验 或 设计 定型 试验 过 程 中 出 现 重 大 技术 问题 后 ,完成 技术 攻关 并 
通过 试验 验证 确认 重大 技术 问题 已 得 到 解决 时 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,人 研制 
试验 大 纲 ,研制 试验 报告 ,设计 定型 试验 大 纲 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
适用 范围 
引用 标准 及 文件 
.1 引用 标准 
.2 引用 文件 
重大 技术 问题 描述 
问题 分 析 及 采用 的 技术 措施 
.1 问题 详细 分 析 


.2 采用 的 技术 措施 

.3 技术 措施 的 效果 分 析 
试验 验证 情况 

.1 试验 情况 

.2 试验 结果 分 析 

(重大 技术 问题 名 称 ) 解 决 结论 
遗留 问题 的 处 理 方 法 





3.1.40 质量 问题 报告 


1. 文件 用 途 
报告 产品 研制 过 程 中 出 现 的 重大 技术 问题 及 其 解决 情况 。 
2. 编制 时 机 
承 人 研 承 制 单位 对 试验 中 暴露 的 问题 采取 改进 措施 ,经 试验 验证 和 军事 代表 
机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 确认 问题 已 经 解决 时 ,军事 代表 机 构 编制 并 提交 《质量 
问题 报告 》。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,质量 
保证 大 纲 ,研制 试验 大 纲 ,研制 试验 报告 ,设计 定型 试验 大 纲 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 质量 问题 概况 
2 原因 分 析 


3 采取 的 措施 
4 结论 性 意见 
附件 





3.1.41 价值 工程 和 成 本 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 

报告 产品 研制 成 本 .生产 成 本 估算 和 寿命 周期 费用 分 析 结 果 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 ,武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细 
则 ,国防 科研 试制 费 管理 规定 ,研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ， 
GJB 1364 一 1992《 装 备 费 用 一 效能 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 概述 

2 研制 成 本 

2.1 成 本 计算 的 依据 和 方法 
2.1.1 成 本 计算 的 依据 
2.1.2 成 本 计算 的 方法 
2.2 成 本 组 成 及 费用 


2.3 成 本 分 析 
2.3.1 直接 材料 费 分 析 
2. 3.2 直接 工资 费 分 析 
2.3.3 其 他 直接 支出 
2. 3. 3.1 设计 费 分 析 





2 试验 费 分 析 

3 外 协 费 分 析 

4 专用 设备 、 仪 器 购置 费 分 析 

.5 专用 工艺 装备 费 分 析 
6 零星 技术 措施 费 分 析 
7 样品 样机 购置 费 分 析 
8 技术 基础 费 分 析 

研制 费用 分 析 

管理 费用 分 析 

财务 费用 分 析 

.3.7 经 营 费 用 分 析 
生产 成 本 估算 

1 制造 成 本 

2 期 间 费 用 

3 工时 

寿命 周期 费用 分 析 

1 使 用 阶段 费用 分 析 

2 退役 阶段 费用 分 析 

评价 意见 

6 存在 的 问题 及 改进 工作 的 建议 


人 
x 
5 
‘3 
二 
人 
二 
5 
3. 
3 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2, 
2 
3 
3. 
3, 
3. 
1 
4. 
4. 
5 





3.1.42 生产 性 分 析 报 告 ( 设 计 定 型 阶段 ) 


1. 文件 用 途 

在 设计 定型 阶段 对 设计 图 样 和 产品 规范 进行 较 大 修改 时 ,进行 相应 的 生产 
性 分 析 ,以 便 顺 利 地 转 人 试 生产 状态 。 

2. 编制 时 机 

经 过 定型 试验 , 奉 需 要 对 设计 图 样 和 产品 规范 进行 较 大 修改 , 则 需 重新 进行 
生产 性 分 析 ,在 设计 定型 阶段 形成 生产 性 分 析 报 告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,研制 计划 ,通用 
规范 ,研制 规范 ,研制 方案 ,详细 设计 ,设计 计算 报告 ,接口 控制 文件 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 3363 一 1998 生 产 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
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范围 

引用 文件 
生产 性 分 析 目 的 
生产 性 分 析 准 则 
生产 性 分 析 工 作 内 容 
设计 分 析 
标准 和 规范 分 析 


1 

» 

3 图 样 分 析 

.4 材料 分 析 

5 制造 工艺 分 析 

6 连接 方法 分 析 

.7 涂 覆 材料 和 方法 分 析 
.8 热处理 和 清洗 工艺 分 析 
.9 安全 分 析 

.10 环境 要 求 分 析 

.11 检验 和 试验 分 析 
生产 性 分 析 结 论 





3.1.43 改装 总 结 


1. 文件 用 途 
改装 总 结 是 对 产品 科研 改装 全 过 程 进 行 全 面 总 结 的 结论 性 文件 。 
2。 编 制 时 机 
在 完成 产品 改装 和 试验 试用 后 编制 。 
3。 编 制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 ,产品 规范 ,改装 方案 ,试验 大 纲 , 试 验 报 告 ,GJB 
1389A 一 2005《 系统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 
求 》,GJB 3872 一 1999《 装 备 综合 保障 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
参照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 附 录 A 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
1 改装 任务 来 源 
2 改装 内 容 和 改装 过 程 
2.1 产品 概述 


2.1.1 产品 用 途 
2.1.2 产品 组 成 





OO 


3 
9 


1 
1 
2 
3 
.3.1 论证 阶段 
3 
3 
3 


2 
Z. 
2 
2. 
2 
2 
2。 
2 
3 
上 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 
9。 
5。 
5。 
6 
0. 
6. 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 


.1.3 产品 特点 


.4 产品 使 用 模式 
改装 内 容 
改装 过 程 


.3.2 方案 阶段 


.3 工程 研制 阶段 


.3.4 鉴定 阶段 


试验 试用 情况 

出 现 的 重大 技术 问题 及 解决 情况 

X (重大 技术 问题 X) 

X.1 问题 描述 

X.2 原因 分 析 

X.3 纠正 措施 

X.4 验证 情况 

主要 的 配套 成 品 .设备 、 材 料 的 定型 .鉴定 和 质量 供 货 情况 
1 主要 配套 成 品 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情 况 
2 主要 配套 设备 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情况 
3 主要 配套 材料 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情况 
产品 可 靠 性 维修 性 测试 性 保障 性 安全 性 情况 

1 产品 可 靠 性 情况 

2 产品 维修 性 情况 


.3 产品 测试 性 情况 
.4 产品 保障 性 情况 
.5 产品 安全 性 情况 


贯彻 标准 化 大 岗 情况 


.1 标准 的 选用 、 实 施 情 况 
.2 标准 化 程度 评价 


改装 工艺 性 、 经 济 性 评价 


.1 改 疙 工艺 性 评价 
.2 改装 经 济 性 评价 


改装 要 求 满足 情况 及 产品 性 能 达标 情况 
1 改装 要 求 满足 情况 
2 产品 性 能 达标 情况 


10 尚 存 问 题 及 解决 措施 
10. 1 尚 存 问题 
10.1.X (产品 尚 存 问 题 X) 及 解决 措施 
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10.2 应 继续 完成 的 工作 
11 结论 性 意见 


3.1.44 研制 总 结 ( 设 计 定 型 用 ) 


` 1. 文件 用 途 

研制 总 结 是 对 产品 研制 工作 全 过 程 进行 系统 综述 、 全 面 总 结 的 结论 性 文件 ， 
是 产品 设计 定型 的 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 完成 工程 研制 和 设计 定型 试验 后 ,申请 设计 定型 审查 之 前 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 , 研 制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 , 设 计 定 型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 附 录 A 编写 ,目次 格式 
如 下 : 


1 研制 任务 来 源 

2 产品 概述 和 研制 过 程 
2.1 产品 概述 

2.1.1 产 东 用 迁 

2.1.2 产品 组 成 

2.1.3 产品 特点 

2.1.4 产品 使 用 模式 

2.2 研制 过 程 

2.2.1 方案 阶段 

2.2.2 工程 研制 阶段 
2.2.3 设计 定型 阶段 

3 设计 定型 试验 情况 

4 出 现 的 重大 技术 问题 及 解决 情况 
4.X〈 重 大 技术 问题 X) 

4. X.1 问题 描述 

4.X.2 原因 分 析 

4. X.3 纠正 措施 

4. X.4 验证 情况 
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5 主要 的 配套 成 品 、 设 备 、 材 料 的 定型 .鉴定 和 质量 供 货 情况 
5.1 主要 配套 成 品 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情况 
5.2 主要 配套 设备 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情况 
5.3 主要 配套 材料 的 定型 .鉴定 情况 和 质量 供 货 情况 
6 产品 可 靠 性 维修 性 测试 性 保障 性 安全 性 情况 
6.1 产品 可 靠 性 情况 

6.2 产品 维修 性 情况 

6.3 产品 测试 性 情况 

6.4 产品 保障 性 情况 

6.5 产品 安全 性 情况 

7 贯彻 产品 标准 化 大 岗 情况 

7.1 标准 的 选用 、 实 施 情况 

7.2 标准 化 程度 评价 

8 产品 工艺 性 、 经 济 性 评价 

8.1 产品 工艺 性 评价 

8.2 产品 经 济 性 评价 

9 产品 达到 的 战术 技术 性 能 ( 含 指 标 对 照 表 ) 

9.1 设计 定型 技术 状态 

9.2 战术 技术 性 能 达到 情况 

10 产品 尚 存 问题 及 解决 措施 

10.1 设计 定型 遗留 问题 

10.1.X (产品 尚 存 问题 X) 及 解决 措施 

10.2 定型 后 应 继续 完成 的 工作 

11 对 产品 设计 定型 的 意见 





3.1.45 设计 定型 录像 片 解 说 词 


1. 文件 用 途 
产品 定型 录像 片 是 国务 院 、 中 央 军 委 军 工 产 品 定型 委员 会 全 体会 议 审 议 军 
工 产 品 定 型 的 专用 录像 片 。 在 上 报 录 像 片 时 ,应 当 同 时 提供 解说 词 。 


2. 编制 时 机 
在 编制 产品 设计 定型 录像 片 前 ,编写 解说 词 并 上 报 审批 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 (批复 件 ) ,研制 总 要 求 (批复 件 ) ,设计 定 
型 试验 大 纲 ( 批 复 件 ) ,设计 定型 试验 报告 ,产品 规范 ,GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 
品 定型 程序 和 要 求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 《产品 定型 录像 片 制 作 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 任务 来 源 及 主要 作战 使 命 
2 系统 组 成 及 主要 战术 技术 指标 


3 定型 试验 情况 ( 含 定型 遗留 问题 及 解决 情况 ) 
4 定型 结论 





3.1.46 总 体 单位 对 设计 定型 的 意见 


1. 文件 用 途 
总 体 单位 对 军工 产品 能 否 设 计 定 型 提出 明确 的 意见 。 


2. 编制 时 机 

产品 通过 设计 定型 试验 且 符 合 规定 的 标准 和 要 求 , 申 请 设计 定型 审查 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,设计 定型 试验 大 纲 ,设计 定型 试验 报告 ,重大 技术 问 
题 的 技术 攻关 报告 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 产品 研制 任务 的 由 来 
2 产品 参加 系统 联 试 情 况 


3 设计 定型 阶段 产品 出 现 问 题 的 解决 情况 
4 产品 现状 
5 对 产品 设计 定型 的 意见 





3.1.47 军事 代表 机 构 对 设计 定型 的 意见 


1. 文件 用 途 

军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 对 军工 产品 能 否 设 计 定型 提出 明确 的 
意见 。 
2. 编制 时 机 
产品 通过 设计 定型 试验 且 符 合 规定 的 标准 和 要 求 ,申请 设计 定型 审查 时 。 
3。 编 制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 任务 书 , 设 计 定 型 试验 大 
纲 ,设计 定型 试验 报告 ,软件 定型 测评 大 网 ,软件 定型 测评 报告 ,重大 技术 问题 的 


技术 攻关 报告 等 。 
110 


4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 产品 研制 任务 的 由 来 
2 军事 代表 机 构 对 产品 研制 过 程 质量 监督 情况 
3 设计 定型 阶段 产品 出 现 问 题 的 解决 情况 


4 产品 现状 
5 对 产品 设计 定型 的 意见 





3.1.48 设计 定型 申请 报告 


1. 文件 用 途 
问 二 级 定 委 提 出 设计 定型 书面 申请 , 供 二 级 定 委 决策 进行 设计 定型 审查 。 
2. 编制 时 机 
产品 通过 设计 定型 试验 且 符 合 规 定 的 标准 和 要 求 时 ,由 承 研 承 制 单位 会 后 
军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 提 出 设计 定型 书面 申请 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合 同 ,研制 计划 ,研制 任务 书 , 设 计 定 型 试验 大 
纲 ,设计 定型 试验 报告 ,软件 定型 测评 大 纲 ,软件 定型 测评 报告 ,重大 技术 问题 的 
技术 攻关 报告 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 产品 研制 任务 的 由 来 
2 产品 简介 和 研制 .设计 定型 试验 概况 
3 符合 研制 总 要 求 和 规定 标准 的 程度 


4 存在 的 问题 和 解决 措施 
5 设计 定型 意见 
附 :申请 报告 附件 





3.1.49 设计 定型 审查 意见 书 


1. 文件 用 途 
是 全 面 评定 产品 是 否 符合 设计 定型 标准 和 要 求 的 总 结 性 文件 ,是 军工 产品 
定型 委员 会 审批 产品 设计 定型 的 重要 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 设计 定型 审查 会 上 ,由 设计 定型 审查 组 讨论 通过 ,审查 组 全 体 成 员 签署 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 任务 书 , 设 计 和 定型 试验 大 
纲 ,设计 定型 试验 报告 ,软件 定型 测评 大 纲 ,软件 定型 测评 报告 ,设计 定型 审查 组 
对 产品 进行 的 性 能 测试 .设计 定型 文件 审查 结果 ,军事 代表 机 构 对 设计 定型 的 意 
见 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


审查 工作 简况 
产品 简介 
.1 产品 主要 用 途 
.2 产品 主要 组 成 
.3 战术 技术 特点 


1 
1 
1 
1 
2 产品 研制 .设计 定型 试验 概况 

3 实际 达到 的 性 能 和 批准 要 求 的 对 比 表 

4 存在 问题 的 处 理 意 见 

4. 久 (产品 存在 问题 X) 的 处 理 意见 

5 对 生产 定型 条 件 和 时 间 的 建议 

6 产品 达到 设计 定型 标准 和 要 求 的 程度 ,审查 结论 意见 





对 于 航空 军工 产品 ,可 按照 GJB 3845 一 1999《 航 空军 工 产品 定型 审查 报告 
编写 要 求 ) 第 5. 1 条 编写 ,目次 格式 如 下 : 


审查 工作 概况 

研制 简要 情况 

.1 研制 依据 

.2 研制 历程 

主要 功用 和 特点 

.1 主要 用 途 

.2 主要 战术 技术 特点 
.3 主要 组 成 

主要 战术 技术 性 能 
主要 技术 问题 解决 情况 
.X〈( 主 要 技术 问题 ) 及 其 解决 情况 
设计 定型 试验 情况 

.1 地 面试 验 情况 

.2 飞行 试验 情况 


1 
| 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
9 
5 
5 





产品 可 靠 性 、 维 修 性 、 测 试 性 、 保 障 性 、 安 全 性 情况 
.1 产品 可 靠 性 情况 
.2 产品 维修 性 情况 
.3 产品 测试 性 情况 


.4 产品 保障 性 情况 

.5 产品 安全 性 情况 

定型 工作 未 尽 事项 的 处 理 意见 和 建议 

.X (定型 工作 未 尽 事项 X) 的 处 理 意见 和 建议 
设计 定型 审查 意见 及 结论 





3.1.50 部 队 试用 申请 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 向 上 级 机 关 提 出 对 产品 开展 部 队 试 用 工作 的 申请 报告 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 完成 工程 研制 ,需要 到 部 队 进 行 试用 以 考核 产品 使 用 性 能 之 前 ,或 者 
产品 进行 小 批量 试 生 产 , 需 要 到 部 队 进 行 试用 以 便 生 产 定型 之 前 ,编制 部 队 试 用 
申请 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 研制 方案 ,相关 国家 军用 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 试 生 产 工作 概况 
2 产品 技术 状态 和 质量 情况 


3 工艺 和 生产 条 件 基 本 情况 
4 检验 验收 情况 
5 对 部 队 试 用 的 要 求 和 建议 





3.1.51 部 队 试用 大 纲 


1. 文件 用 途 
用 于 规定 部 队 试用 工作 内 容 , 以 全 面 考核 产品 的 作战 使 用 要 求 和 部 队 适 应 
性 ,以 及 产品 对 自然 环境 .诱发 环境 .电磁 环境 的 适应 性 。 是 军工 产品 生产 定型 


部 队 试用 的 纲领 性 文件 ,是 组 织 实施 军工 产品 部 队 试用 的 基本 依据 。 
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2. 编制 时 机 

在 产品 完成 工程 研制 ,需要 到 部 队 进行 试用 以 考核 产品 使 用 性 能 之 前 ,或 者 
产品 进行 小 批量 试 生产 ,需要 到 部 队 进 行 试用 以 便 生 产 定型 之 前 ,在 部 队 试 用 申 
请 报告 得 到 批复 后 ,编制 部 队 试 用 大 纲 并 通过 评审 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,作战 使 用 要 求 ,部 队 试 用 年 度 计 划 或 试用 任务 书 , 部 
队 任务 剖面 ,有 关 国 家 标准 和 国家 军用 标准 ,有 关 法规 .规定 ,相关 军事 训练 与 考 
核 大 纲 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


试用 目的 和 性 质 

试用 内 容 、 项 目 、 方 法 

试用 条 件 与 要 求 

试用 产品 的 数量 、 质 量 、 批 次 、 代 号 和 技术 状态 
试用 应 录取 和 收集 的 资料 、 数 据 及 处 理 的 原则 和 方法 
1 试用 应 录取 和 收集 的 资料 、 数 据 

2 试用 数据 处 理 原则 

3 试用 数据 处 理 方法 

试用 产品 的 评价 指标 、 评 价 模型 评价 方法 及 说 明 
试用 部 队 、 保 障 分 队 的 编制 和 要 求 

试用 的 其 他 要 求 及 有 关 说 明 


] 
2 
3 
4 
9 
9。 
9. 
9。 
6 
7 
8 





按照 GJB 6177 一 2007( 盏 工 产品 定型 部 队 试 验 试用 大 纲 通用 要 求 》 编 写 , 目 
次 格式 如 下 : 


任务 依据 
试用 目的 
试用 项 目 
考核 内 容 和 方法 
试用 条 件 与 要 求 


被 试 品 及 陪 试 品 数量 、 质量 与 编 配方 案 

试用 必须 采集 的 资料 数据 及 处 理 的 原则 和 方法 
被 试 品 的 评价 指标 .评价 方法 及 说 明 

试用 保障 

10 试用 的 其 他 要 求 及 有 关 说 明 


B00 3 酌 页 和 丽 多 请 





3.1.52 部 队 试用 大 纲 编制 说 明 


1. 文件 用 途 

用 于 说 明 部 队 试 用 大 纲 的 编制 依据 、 编 制 过 程 .确定 大 纲 主要 内 容 的 理由 、 
试用 项 目前 裁 依据 和 理由 等 ,以 便 在 对 部 队 试用 大 纲 进行 审查 时 更 好 地 理解 和 
完善 部 队 试 用 大 纲 的 内 容 。 

2. 编制 时 机 

在 编制 部 队 试用 大 纲 的 同时 进行 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,作战 使 用 要 求 ,部 队 试用 年 度 计 划 或 试用 任务 书 ,部 
队 任 务 剖 面 ,有 关 国 家 标准 和 国家 军用 标准 ,有 关 法 规 .规定 ,相关 军事 训练 与 考 
核 大 纲 ,部 队 试用 大 纲 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6177 一 2007 军 工 产 品 定型 部 队 试验 试用 大 纲 通用 要 求 》 编 写 , 目 
次 格式 如 下 : 


1 编制 依据 
2 确定 大 纲 主 要 内 容 的 理由 


3 对 试用 项 目 及 考核 内 容 进行 剪裁 的 依据 和 理由 
4 编制 过 程 





3.1.53 部 队 试用 报告 


1. 文件 用 途 

全 面 反 映 部 队 试 用 大 纲 的 执行 情况 ,实事求是 地 反映 产品 技术 状态 和 试用 
的 实施 过 程 ,从 总 体 上 对 被 试 品 作出 科学 、 客 观 、 公 正 、 完 整 的 评价 。 是 产品 生产 
定型 的 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 部 队 试用 结束 后 30 个 工作 日 内 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,产品 规范 ,技术 说 明 书 ,使 用 维护 说 明 书 ,部 队 试 用 
大 纲 ,相关 国家 军用 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 
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试用 工作 概况 

主要 试用 项 目 及 试用 结果 

试用 中 出 现 的 主要 问题 及 归 零 情况 

X (试用 中 出 现 的 主要 问题 X) 及 归 零 情况 
试用 结论 及 建议 

1 试用 结论 

2 试用 建议 

2.1 关于 产品 改进 的 意见 和 建议 

.2.2 关于 产品 编制 的 意见 和 建议 

2.3 关于 训练 的 意见 和 建议 

.2.4 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 

.2.5 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 
附件 1 产品 全 瑶 

附件 2 产品 试用 前 后 主要 技术 性 能 测试 记录 
附件 3 产品 试用 结果 综合 

附件 4 产品 使 用 期 间 故 障 


1 
2 
3 
3. 
4 
1 
4. 
1 
1 
1 
4 
4 





按照 GJB 6178 一 2007《 军 工 产品 定型 部 队 试 验 试用 报告 通用 要 求 ) 编 写 , 目 
次 格式 如 下 : 


试用 概况 

试用 条 件 说 明 

1 基本 条 件 

2 环境 条 件 

3 被 试 品 

.4 陪 试 品 、 测 试 仪 器 和 设备 
5 承 试 部 队 

6 其 他 条 件 

试用 项 目 、 结 果 和 必要 的 说 明 


对 被 试 品 的 评价 


1 作战 使 用 性 能 评价 
2 部 队 适 用 性 评价 
2.1 可 用 性 

, 甩 可 娄 竹 

2.3 维修 性 

2.4 保障 性 

2.5 兼容 性 


WS We eR RS 





.2.6 机 动 性 
.2.7 安全 性 
.2.8 大 机 工程 
.2.9 生存 性 


问题 分 析 和 改进 建议 

试用 结论 

关于 编制 、 训 练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
附件 





3.1.54 技术 状态 更 改建 议 


1. 文件 用 途 
技术 状态 更 改建 议 用 来 说 明 对 技术 状态 项 的 功能 特性 和 物理 特性 进行 更 改 
的 范围 理由 内容、 方案 及 其 影响 等 ,确保 产品 技术 状态 受 控 。 
2. 编制 时 机 
当 承 制 方 或 订购 方 提出 对 已 批准 的 技术 状态 进行 更 改 时 。 在 方案 阶段 、 工 
程 研制 阶段、 设计 定型 阶段 .生产 定型 阶段 均 可 提出 技术 状态 更 改建 议 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 ,研制 任务 书 ,GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管理 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管理 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
更 改建 议 的 标识 号 
更 改建 议 提出 的 单位 、 日 期 
更 改 的 类 别 
更 改 的 迫切 程度 
更 改 的 型 号 、 技 术 状 态 项 的 名 称 、 编 号 
- 受 影 响 的 其 他 技术 状态 项 的 名 称 、 编 号 
受 影响 的 技术 状态 文档 的 名 称 、 编 号 


受 影响 的 产品 的 范围 
更 改 理由 简要 说 明 
10 更 改 内 容 

11 更 改 带 来 的 影响 
12 更 改 所 需 费 用 估算 
13 更 改 实施 方案 
附录 


B66 古 本 ”克也 





3.1.55 偏离 ( 超 差 ) 申 请 


1. 文件 用 途 

技术 状态 偏离 申请 或 超 差 申请 用 来 说 明 对 技术 状态 项 的 功能 特性 和 物理 特 
性 申请 偏离 或 超 差 的 范围 理由 、 内 容 及 其 影响 等 ,确保 产品 技术 状态 受 控 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 .工程 研制 阶段 .设计 定型 阶段 .生产 定型 阶段 均 可 提出 偏离 ( 超 
差 ) 申 请 。 

在 技术 状态 项 制造 前 ,如 果 承 制 方 认 为 有 必要 临时 偏离 已 批准 的 技术 状态 
文档 , 承 制 方 可 提出 偏离 申请 。 在 技术 状态 项 制造 期 间或 检验 验收 过 程 中 ,如 采 
承 制 方 认为 在 制品 、 制 成 品 虽 不 符合 已 批准 的 技术 状态 文档 ,但 用 批准 的 方法 修 
理 后 或 不 经 修理 仍 可 使 用 , 承 制 方 可 提出 超 差 申请 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 ,研制 任务 书 ,GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管理 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 3206A 一 2010《 技 术 状 态 管理 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


偏离 ( 超 差 ) 申 请 的 标识 号 
申请 单位 、 日 期 
偏离 ( 超 差 ) 的 级 别 
技术 状态 项 名 称 、 编 号 
受 影 响 的 技术 状态 文档 名 称 、 编 号 
受 影 响 的 产品 范围 和 数量 
偏离 ( 超 差 ) 原 因 简 要 说 明 
偏离 ( 超 差 ) 内 容 

偏离 ( 超 差 ) 带 来 的 影响 
10 实施 日 期 

附录 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
和 
8 
9 





3.1.56 技术 通报 


1. 文件 用 途 

用 于 对 已 出 广 武 硕 装 备 进 行 排 故 、 检 查 改装 以 及 其 他 重要 技术 事项 。 

2. 编制 时 机 

凡 涉 及 已 出 三 武器 装备 的 使 用 贮存、 维修, 且 符 合 下 述 情况 之 一 者 , 承 制 方 
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应 编写 技术 通报 : 

(1) 技术 质量 问题 处 理 ; 

(2) 特殊 检查 或 监控 ; 

(3) 改 ( 加 ) 装 ; 

(4) 技术 状态 更 改 ; 

(5) 协调 技术 要 求 ; 

(6) 其 他 重要 技术 事项 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 质 量 问题 报告 ,重大 技术 问题 的 技术 攻关 报告 ,改装 
方案 ,GJB 4757 一 1997《 武 器 装备 技术 通报 编制 规范 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4757 一 1997(GJBz 20376 一 1997)《 武 器 装备 技术 通报 编制 规范 》 
编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 


目的 、 依 据 

适用 范围 

实施 方法 、 要 求 和 时 限 

改 ( 加 ) 装 件 的 结构 说 明 

所 用 器 材 和 工装 设备 

对 武器 装备 技术 状态 和 和 运输、 贮存 的 影响 
对 使 用 与 维修 的 要 求 

有 关 技 术 资料 的 更 改 

注意 事项 


10 执行 标识 
11 附件 





3.1.57 生产 定型 试验 申请 报告 


1. 文件 用 途 

癌 二 级 定 委 提出 生产 定型 试验 书面 申请 。 

2. 编制 时 机 

对 于 批量 生产 工艺 与 设计 定型 试验 样品 工艺 有 较 大 变化 ,并 可 能 影响 产品 
主要 战术 技术 指标 的 ,应 进行 生产 定型 试验 ;对 于 产品 在 部 队 试用 中 暴露 出 影响 
使 用 的 技术 质量 问题 的 ,经 改进 后 应 进行 生产 定型 试验 。 在 上 述 情况 下 , 承 研 
承 制 单位 应 会 同 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 向 二 级 定 委 提出 生产 定型 试 
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验 书 面 申请 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,产品 规范 ,设计 定型 审查 意见 书 , 部 队 试 
用 报告 ,GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 第 6. 8 条 编写 ,目次 格 
式 如 下 : 


试 生产 情况 

产品 质量 情况 

技术 问题 改进 及 解决 情况 

.1 对 设计 定型 提出 的 有 关 问 题 的 改进 及 解决 情况 


.2 对 设计 定型 阶段 尚 存 问题 的 改进 及 解决 情况 
.3 对 部 队 试 用 中 发 现 问 题 的 改进 及 解决 情况 
产品 检验 验收 情况 

对 试验 的 要 求 和 建议 





3.1.58 生产 定型 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 
用 于 规范 生产 定型 试验 的 项 目 .内 容 和 方法 等 ,以 全 面 考核 产品 战术 技术 指 
标 、 作 战 使 用 要 求 和 维修 保障 要 求 。 
2. 编制 时 机 
在 二 级 定 委 批 准 生 产 定 型 试验 申请 报告 并 确定 承 试 单 位 后 ,由 承 试 单 位 
拟 制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,产品 规范 ,GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 
要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
编制 大 纲 的 依据 
试验 目的 和 性 质 
被 试 品 、 陪 试 品 、 配 套 设备 的 数量 和 技术 状态 
.1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 
.2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 
.3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 





试验 项 目 、 内 容 和 方法 
主要 测试 、 测 量 设备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 
试验 数据 处 理 原则 、 方 法 和 合格 判定 准则 
.1 试验 数据 处 理 原 则 


.2 试验 数据 处 理 方 法 

.3 试验 数据 合格 判定 准则 

试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
试验 安全 保证 要 求 


© 6 J GO 人 





3.1.59 生产 定型 试验 报告 


1. 文件 用 途 
报告 生产 定型 试验 情况 和 试验 结果 ,作为 产品 生产 定型 的 依据 。 
2. 编制 时 机 
试验 结束 后 , 承 试 单位 在 30 个 工作 日 内 完成 生产 定型 试验 报告 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 产 品 规范 ,生产 定型 试验 大 纲 , GJB 1362A 一 2007 
《军工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
试验 概况 
试验 项 目 、 步 又 和 方法 
.X (试验 项 目 义 ) 的 步骤 和 方法 
试验 数据 
试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
试验 结果 、 结 论 
.1 试验 结果 
.2 试验 结论 


存在 的 问题 和 改进 建议 

.X〈 存 在 的 问题 X) 改 进 建议 

试验 照片 

.1 试验 样品 的 全 狐 、 主 要 侧面 照片 

.2 主要 试验 项 目 照片 

.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 


9 I 2 AT DD DD 的 





9 关于 编制 \ 训 练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
9.1 关于 编制 的 意见 和 建议 


9.2 关于 训练 的 意见 和 建议 
9.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 
9.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 





3.1.60 价值 工程 分 析 和 成 本 核算 报告 


1. 文件 用 途 
报告 产品 研制 成 本 、 生 产 成 本 核算 和 寿命 周期 费用 分 析 结 果 。 
2. 编制 时 机 
在 生产 定型 阶段 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 ,武器 装备 研制 合同 暂行 办 法 实施 细 
则 ,国防 科研 试制 费 管理 规定 ,产品 规范 ,工艺 规范 ,材料 规范 ,GJB 1364 一 1992 
《装备 费用 一 效能 分 析 ) 等 。 
4. 目次 格式 , 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 


概述 
研制 成 本 
成 本 核算 的 依据 和 方法 

1 成 本 核算 的 依据 

2 成 本 核算 的 方法 

成 本 组 成 及 费用 

成 本 核算 

直接 材料 费 核算 

直接 工资 费 核算 

其 他 直接 支出 

.1 设计 费 核 算 

.2 试验 费 核 算 

外 协 费 核算 

专用 设备 、 仪 器 购置 费 核 算 
专用 工艺 装备 费 核 算 
零星 技术 措施 费 核 算 
样品 样机 购置 费 核 算 
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.3.3.8 技术 基础 费 核算 
.3.4 研制 费用 核算 
.3.5 管理 费用 核算 
.3.6 财务 费用 核算 
.3.7 经 营 费 用 核算 
生产 成 本 核算 

.1 制造 成 本 


.2 期 间 费 用 

内 

寿命 周期 费用 分 析 

.1 使 用 阶段 费用 分 析 

.2 退役 阶段 费用 分 析 

评价 意见 

存在 的 问题 及 改进 工作 的 建议 





3.1.61 生产 性 分 析 报 告 (生产 定型 阶段 ) 


1. 文件 用 途 
在 生产 定型 阶段 对 产品 生产 性 进行 全 面 分 析 形 成 的 输出 报告 。 
2. 编制 时 机 
在 试 生 产 期 间 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,通用 
规范 ,研制 规范 ,研制 方案 ,详细 设计 ,设计 计算 报告 ,接口 控制 文件 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 3363 一 1998 生 产 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
生产 性 分 析 目 的 
生产 性 分 析 准 则 
生产 性 分 析 工 作 内 容 
1 对 生产 过 程 和 方法 的 分 析 


2 备 选 材料 的 分 析 
3 工艺 设计 和 更改 分 本 
4 工程 更 改建 议 分 析 
5 新 的 制造 技术 分 析 
生产 性 分 析 结 论 





3.1.62 试 生产 总 结 


1. 文件 用 途 
试 生产 总 结 是 对 产品 试 生 产 工 作 全 过 程 进行 系统 综述 、 全 面 总 结 的 结论 性 
文件 。 
2. 编制 时 机 
产品 通过 工艺 和 生产 条 件 考核 .部 队 试 用 、 生 产 定型 试验 后 , 承 研 承 制 单位 
和 军事 代表 机 构 均 认为 已 达到 生产 定型 的 标准 和 要 求 , 拟 申请 生产 定型 审查 
Ms 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 生 产 定 型 试验 大 纲 ,生产 定型 试验 报告 ,重大 技术 问 
题 的 技术 攻关 报告 , 试 生产 总 结 , 工 艺 标准 化 工作 报告 ,质量 分 析 报 告 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 附 录 A 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
产品 试 生 产 主要 过 程 
产品 工艺 和 生产 条 件 考核 .部 队 试 用 、 生 产 定型 试验 情况 
2.1 产品 工艺 和 生产 条 件 考核 情况 
2.2 产品 部 队 试 用 情况 
2.3 产品 生产 定型 试验 情况 
3 设计 定型 时 提出 的 和 试 生 产 过 程 中 出 现 的 技术 问题 及 解决 情况 
3.1 设计 定型 时 提出 的 技术 问题 及 解决 情况 


.2 试 生 产 过 程 中 出 现 的 技术 问题 及 解决 情况 
设计 定型 文件 更 改 和 增补 情况 

.1 设计 定型 文件 更 改 情况 

.2 设计 定型 文件 增补 情况 

试 生产 产品 质量 情况 

批量 生产 条 件 

对 产品 生产 定型 的 意见 





3.1.63 生产 定型 录像 片 解说 词 


1. 文件 用 途 
产品 定型 录像 片 是 国务 院 、 中 央 军 委 军 工 产 品 定型 委员 会 全 体会 议 审 议 军 
工 产品 定型 的 专用 录像 片 。 在 上 报 录像 片 时 ,应 当 同 时 提供 解说 词 。 
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2. 编制 时 机 

在 编制 产品 生产 定型 录像 片 前 ,编写 解说 词 并 上 报 审批 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,设计 定型 审查 意见 书 , 生 产 
定型 试验 大 纲 ,生产 定型 试验 报告 等 。 

4. 目次 格式 

按照 4 产品 定型 录像 片 制作 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1] 任务 来 源 及 主要 作战 使 命 
2 系统 组 成 .主要 战术 技术 指标 及 生产 纲领 


3 试 生产 ,部队 试用 及 定型 试验 情况 ( 含 定型 遗留 问题 及 解决 情况 ) 
4 定型 结论 





3.1.64 军事 代表 机 构 对 生产 定型 的 意见 


1. 文件 用 途 
军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 对 军工 产品 能 否 生 产 定型 提出 明确 的 
意见 。 
2. 编制 时 机 
产品 通过 工艺 和 生产 条 件 考 核 、 部 队 试 用 、 生 产 定 型 试验 后 , 承 研 承 制 单位 
和 军事 代表 机 构 均 认为 已 达到 生产 定型 的 标准 和 要 求 时 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 生 产 定 型 试验 大 纲 ,生产 定型 试验 报告 ,重大 技术 问 
题 的 技术 攻关 报告 , 试 生 产 总 结 ,工艺 标准 化 工作 报告 ,质量 管理 报告 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 试 生 产 概况 
2 试 生产 产品 质量 情况 和 试 生产 批 验 收 情况 
3 工艺 问题 解决 情况 


4 产品 图 纸 技 术 文 件 及 工艺 、 工 装 审查 情况 
5 对 生产 定型 的 意见 及 提高 质量 保证 能 力 的 建议 





3.1.65 生产 定型 申请 报告 


1. 文件 用 途 
回 二 级 定 委 申请 生产 定型 。 
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2. 编制 时 机 

产品 通过 工艺 和 生产 条 件 考 核 .部 队 试用 .生产 定型 试验 后 , 承 研 承 制 单位 
认为 已 达到 生产 定型 的 标准 和 要 求 时 , 即 可 向 二 级 定 委 申 请 生产 定型 。 申 请 报 
告 由 承 研 承 制 单位 会 同 军事 代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 联合 提出 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,生产 定型 试验 大 纲 ,生产 定型 试验 报告 ,重大 技术 问 
题 的 技术 攻关 报告 , 试 生产 总 结 , 工 艺 标准 化 工作 报告 ,质量 分 析 报 告 ,军事 代表 
机 构 对 生产 定型 (鉴定 ) 的 意见 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


产品 试 生 产 概况 及 生产 纲领 

试 生 产 产 品质 量 情 况 

试 生产 过 程 中 解决 的 主要 生产 技术 问题 

工艺 和 生产 条 件 考 核 .部 队 试用 .生产 定型 试验 情况 
.1 工艺 和 生产 条 件 考 核 情 况 

.2 部 队 试 用 情况 

.3 生产 定型 试验 情况 

设计 定型 和 部 队 试 用 提出 的 技术 问题 的 解决 程度 
产品 批量 生产 条 件 形成 的 程度 

生产 定型 意见 

附 :申请 报告 附件 


1 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
9 
6 
7 





3.1.66 生产 定型 审查 意见 书 


1. 文件 用 途 

是 全 面 评定 产品 是 否 符合 生产 定型 标准 和 要 求 的 总 结 性 文件 ,是 军工 产品 
定型 委员 会 审批 产品 生产 定型 的 重要 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 生产 定型 审查 会 上 ,由 生产 定型 审查 组 讨论 通过 ,审查 组 全 体 成 员 签署 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :产品 设计 定型 批复 ,产品 规范 或 技术 条 件 , 生 产 定型 试验 大 纲 , 生 
产 定 型 试验 报告 ,生产 定型 审查 组 对 产品 进行 的 性 能 测试 .生产 定型 文件 审查 结 
果 ,军事 代表 机 构 对 生产 定型 (鉴定 ) 的 意见 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
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审查 工作 简况 
产品 简介 

.1 产品 主要 用 途 
.2 产品 主要 组 成 
.3 战术 技术 特点 
试 生 产 工 作 概 况 


工艺 和 生产 条 件 考核 部队 试用 .生产 定型 试验 .标准 化 工作 概况 
.1 工艺 和 生产 条 件 考 核 概 况 

.2 部 队 试 用 概况 

.3 生产 定型 试验 概况 

.4 标准 化 工作 概况 

达到 生产 定型 标准 和 符合 部 队 作 战 使 用 要 求 的 程度 

审查 结论 意见 


0 DD DD DD ~ 





对 于 航空 军工 产品 ,可 按照 GJB 3845 一 1999《 航 空军 工 产品 定型 审查 报告 
编写 要 求 ) 第 5. 2 条 编写 ,目次 格式 如 下 : 


审查 工作 概况 

试 生产 简要 情况 
主要 功用 和 特点 

.1 主要 用 途 

.2 主要 战术 技术 特点 
.3 主要 组 成 

主要 战术 技术 性 能 


工艺 工装 和 质量 保证 体系 情况 
主要 技术 问题 解决 情况 

.XX〈 主 要 技术 问题 ) 及 其 解决 情况 
生产 定型 试用 /试验 情况 

.1 生产 定型 试用 情况 

.2 生产 定型 试验 情况 

生产 定型 审查 意见 及 结论 


OO GG a SD DW DN DD = ©O 





3.2 ”软件 文档 


3.2.1 运行 方案 说 明 


1. 文件 用 途 
《运行 方案 说 明 》(OCD) 描 述 系 统 应 满足 的 用 户 需 要 ,与 现 有 系统 或 规程 的 
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关系 以 及 使 用 方式 等 。OCD 既 可 向 开发 者 表述 用 户 的 需要 ,也 可 向 用 户 或 其 他 
对 象 表达 开发 者 的 思路 ,以 便 在 需 方 .开发 方 、 保 障 机 构 和 用 户 之 间 ,对 所 开发 的 
系统 的 运行 方案 达成 共识 。 

2. 编制 时 机 

对 于 艇 入 式 软 件 产品 ,在 论证 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 
1 
全 
人 
2 
3 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
5 
5. 
Ws 
9. 
9。 
9。 
6 





范围 


.】 标识 


2 系统 概述 

3 文档 概述 

引用 文档 

现行 系统 或 状态 
背景 .目标 和 范围 
运行 策略 和 约束 
现行 系统 或 状态 的 描述 
用 户 或 相关 人 员 

5 保障 方案 

更 改 理 由 和 实质 


.1 更 改 理由 

.2 所 需 更 改 的 说 明 

.3 更 改 的 优先 级 别 

.4 考虑 但 未 纳入 的 更 改 
.5 假设 和 约束 


新 系统 或 修改 后 系统 的 方案 
1 背景 目标 和 范围 

2 运行 策略 和 约束 

3 新 系统 或 修改 后 系统 的 描述 
4 用 户 / 受 影响 人 员 

5 保障 方案 

运行 场景 


影响 综述 
. 工 和 运行 影响 
.2 组 织 影响 
.3 开发 期 间 的 影响 


分 析 建 议 系统 
8.1 优点 概述 
8.2 缺点 /限制 概述 
8.3 考虑 的 蔡 代 方案 和 权衡 
9 注 灵 





3.2.2 系统 / 子 系统 规格 说 明 


1. 文件 用 途 

《系统 / 子 系统 规格 说 明 》(SSS) 描 述 系 统 的 需求 ,以 及 确保 满足 各 需求 所 使 
用 的 方法 。 系 统 外 部 接口 方面 的 相关 需求 ,可 在 SSS 中 给 出 或 在 引用 的 一 个 或 
多 个 《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 中 给 出 。SSS 可 由 《接口 需求 规格 说 明 》 补 充 ， 
共同 构成 系统 设计 与 合格 性 测试 的 基础 。 

2. 编制 时 机 

对 于 通信 式 软 件 产 品 ,在 论证 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 人 研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
GJB 438B 一 200% 盏 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

.了 炉 误 

2 系统 概述 

3 文档 概述 

引用 文档 

需求 

.1 要 求 的 状态 和 方式 
2 系统 能 力 需 求 

2. X (系统 能 力 ) 
.3 系统 外 部 接口 需求 


] 
4 
i; 
2 
3 
3 
3， 
3. 
六 





.3.1 接口 标识 和 接口 图 
.3.X (接口 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
系统 内 部 接口 需求 
系统 内 部 数据 需求 
适应 性 需求 

安全 性 需求 

保密 性 需求 

系统 环境 需求 

计算 机 资源 需求 

.1 计算 机 硬件 需求 

.2 计算 机 硬件 资源 利用 需求 
.3 计算 机 软件 需求 

.4 计算 机 通信 需求 

系统 质量 因素 
设计 和 构造 的 约束 

人 员 需 求 

培训 需求 

保障 需求 
16 其 他 需求 
17 包装 需求 
18 需求 的 优先 顺序 和 关键 性 
合格 性 规定 
需求 可 追踪 性 
注 妓 


3 

3 

3. 
3. 
3. 
3。 
3 
3. 
必 ， 
3 
3. 
3. 
3. 
3. 
3, 
3. 
3。 
3。 
3. 
3. 
3. 
4 

9 

6 





3.2.3 接口 需求 规格 说 明 


1. 文件 用 途 

《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 描 述 作 用 于 一 个 或 多 个 系统 、 子 系统 、 硬 件 配 置 
项 (HWCI) .计算 机 软件 配置 项 (CSCI)、 人 工 操作 或 者 其 他 系统 部 件 之 间 的 需 
求 , 以 及 实现 这 些 实体 间 的 一 个 或 多 个 接口 。 一 个 IRS 可 以 包含 多 个 接口 。 
IRS 可 作为 《系统 / 子 系统 规格 说 明 》(SSS) 和 《软件 需求 规格 说 明 》(CSRS) 的 补 
充 , 共 同 构成 系统 和 CSCI 设计 与 合格 性 测试 的 基础 。 

2. 编制 时 机 

对 于 能 人 式 软件 产品 ,在 方案 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,接口 控制 文件 ,GJB 438B 一 2009《 备 
用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

.1 标识 

.2 系统 概述 

.3 文档 概述 

引用 文档 

需求 

.1 接口 标识 和 接口 图 

. X〈 接 口 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
. Y 需求 的 优先 顺序 和 关键 性 
合格 性 规定 

需求 可 追踪 性 

注 妓 


1 
1 
] 
] 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
5 
6 





3.2.4 系统 / 子 系统 设计 说 明 


1. 文件 用 途 

《系统 / 子 系统 设计 说 明 》(SSDD) 描 述 系统 / 子 系统 的 系统 级 或 子 系统 级 设 
计 决 策 与 体系 结构 设计 。SSDD 与 其 相关 的 《接口 设计 说 明 》(IDD) 和 《数据 库 设 
计 说 明 》(DBDD) ,共同 构成 系统 实现 的 基础 。 

2. 编制 时 机 

对 于 散人 式 软 件 产 品 ,在 方案 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产 品 ,在 系统 需求 分 析 阶 段 和 软件 设计 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,接口 需求 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文 
档 通 用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 
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范围 

.1 标识 

2 系统 概述 

3 文档 概述 

引用 文档 
系统 级 设计 决策 
系统 体系 结构 设计 


1 系统 部 件 

2 执行 方案 

3 接口 设计 

3.1 接口 标识 和 图 表 

.3.X (接口 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
需求 的 可 追踪 性 

注 杰 





3.2.5 接口 设计 说 明 


1. 文件 用 途 
《接口 设计 说 明 》(IDD) 描 述 一 个 或 多 个 系统 或 子 系统 、 人 硬件 配置 项 (HW- 
CI) .计算 机 软件 配置 项 (CSCI)、 人 工 操作 或 者 其 他 系统 部 件 的 接口 特性 。 一 个 
IDD 可 以 描述 多 个 接口 。IDD 可 作为 4 系统 / 子 系统 设计 说 明 》SSDD) 《软件 设 
计 说 明 》(SDD) 和 《数据 库 设计 说 明 》(DBDD) 的 补充 。IDD 与 其 相关 的 《接口 需 
求 规格 说 明 》(IRS) 可 用 于 接口 设计 决策 的 交流 和 控制 。 
2. 编制 时 机 
对 于 和 能 入 式 软 件 产品 ,在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产 品 ,在 概要 设计 和 详细 设计 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 , 人 研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,接口 需求 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 , 接 口 控制 文 
件 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 标识 


1.2 系统 概述 





.3 文档 概述 
引用 文档 
接口 设计 


.1 接口 标识 和 接口 图 

.XX〈 接 口 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
需求 的 可 追踪 性 

注 妓 





3.2.6 软件 研制 任务 书 


1. 文件 用 途 
《软件 研制 任务 书 》(SDTD) 描 述 软件 开发 的 目的 .目标 、 主 要 任务 、 功 能 及 
性 能 指标 等 要 求 , 是 软件 开发 的 基础 和 依据 。 
2. 编制 时 机 
对 于 般 和 人 式 软 件 产品 ,在 方案 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产 品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 
文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
.1] 标识 
2 系统 概述 
3 文档 概述 
引用 文档 
运行 环境 要 求 
1 硬件 环境 
2 软件 环境 
技术 要 求 
1 功能 
2 性 能 
3 输入 /输出 
4 数据 处 理 要 求 
5 接口 


] 
] 
屿 
1 
2 
3 
3. 
3. 
1 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 





4.6 固件 
4.7 关键 性 要 求 
4.7.1 可 人 靠 性 
4.7.2 安全 性 
4.7.3 保密 性 
5 设计 约束 
6 质量 控制 要 求 

6.1 软件 关键 性 等 级 
6.2 标准 
6.3 文档 
6.4 配置 管理 
6.5 测试 要 求 

6.6 对 分 承 制 方 的 要 求 
7 验收 和 交付 

软件 保障 要 求 
9 进度 和 里 程 碑 

10 注释 





3.2.7 软件 开发 计划 


1. 文件 用 途 

《软件 开发 计划 》(SDP) 描 述 实施 软件 开发 工作 的 计划 。 软 件 开 发 活动 包含 
新 开发 .修改 、 重 用 、 再 工程 、 维 护 和 由 软件 产品 引起 的 其 他 所 有 活动 。 根 据 实际 
需要 ,可 将 SDP 中 的 某 些 部 分 编制 成 单独 的 计划 ,如 《软件 配置 管理 计划 》《 软 
件 质 量 保 证 计划 》 和 《软件 测试 计划 ) 等 。 

2. 编制 时 机 

对 于 般 入 式 软 件 产 品 ,在 方案 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 

《软件 开发 计划 》 是 动态 的 , 随 着 项 目的 进展 ,在 出 现 重大 偏差 或 者 在 里 程 碑 
处 应 进行 分 析 , 必 要 时 重新 策划 并 修订 SDP。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,工作 说 明 ,研制 
计划 ,人 研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 
软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
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1 


了 
.2. 
:2 
:ns 
-Bs 
sh 
6 
本 
2 


1 
1 
】 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4. 
5 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


1 
2 
3 
.4 
.5 软件 需求 分 析 
6 
7 
8 
9 


范围 


.1 凑 识 

.2 系统 概述 

.3 文档 概述 

.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 


引用 文档 
策划 背景 概述 
软件 开发 活动 的 总 体 实施 计划 


.1 软件 开发 过 程 


软件 开发 总 体 计划 
软件 开发 方法 

软件 产品 标准 

可 重用 的 软件 产品 

.1 采用 可 重用 软件 产品 
.2 开发 可 重用 软件 产品 
关键 需求 的 处 理 

计算 机 硬件 资源 的 利用 
决策 理由 的 记录 

需 方 评审 所 需 访 问 
详细 的 软件 开发 活动 实施 计划 
项 目 策划 和 监控 

软件 开发 环境 建立 

系统 需求 分 析 

系统 设计 


< OO BD 


软件 设计 
软件 实现 和 单元 测试 
单元 集成 和 测试 
CSCI 合格 性 测试 
CSCI/HWCI 集成 与 测试 
系统 合格 性 测试 
软件 使 用 准备 
软件 移交 准备 
软件 验收 支持 
软件 配置 管理 
软件 产品 评价 





软件 质量 保证 
纠正 措施 
联合 评审 
风险 管理 
测量 与 分 析 
保密 性 
分 承 制 方 管理 
与 软件 独立 验证 和 确认 (IV&V) 机 构 的 联系 
与 相关 开发 方 的 协调 
项 目 过 程 的 改进 
未 提 及 的 其 他 活动 
进度 表 和 活动 网 络 图 
项 目 组 织 和 资源 
1 项 目 组 织 
2 项 目 资源 
注释 





“3.2.8 软件 配置 管理 计划 


1. 文件 用 途 

《软件 配置 管理 计划 》(SCMP) 描 述 在 项 目 中 如 何 实 施 软 件 配 置 管理 。SC- 
MP 既 可 作为 《软件 开发 计划 》 的 一 部 分 ,也 可 单独 成 文 。 

2. 编制 时 机 | 

对 于 骨 入 式 软 件 产 品 ,在 方案 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,工作 说 明 ,研制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 
软件 开发 文档 通用 要 求 》,GJB 2255 一 1994《 军 用 软件 产品 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 





.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 
引用 文档 

组 织 和 职责 

软件 配置 管理 活动 

.1 配置 标识 

.2 配置 控制 


.3 配置 状态 的 记 实 

.4 配置 审核 

.5 软件 发 行 管理 和 交付 
工具 、 技 术 和 方法 

对 供 货 单 位 的 控制 
日 程 表 

注 炙 





3.2.9 软件 质量 保证 计划 


1. 文件 用 途 
《软件 质量 保证 计划 》(SQAP) 描 述 在 项 目 中 采用 的 软件 质量 保证 的 措施 、 
方法 和 步骤 。SQAP 既 可 作为 4 软件 开发 计划 》 的 一 部 分 ,也 可 单独 成 文 。 
2. 编制 时 机 
对 于 舱 和 人 式 软 件 产 品 ,在 方案 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,工作 说 明 , 研 制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 
软件 开发 文档 通用 要 求 》,GJB 439 一 1988《 军 用 软件 质量 保证 规范 》, GJB 
2255 一 1994《 军 用 软件 产品 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
1 基 洋 
1.2 系统 概述 
1.3 文档 概述 


1.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 
2 引用 文档 





组 织 和 职责 
标准 、 条 例 和 约定 
活动 审核 

工作 产品 审核 


不 符合 问题 的 解决 
工具 .技术 和 方法 
对 供 货 单位 的 控制 
10 记录 的 收集 、 维 护 和 保存 
11 注 普 





3.2.10 软件 安装 计划 


1. 文件 用 途 
《软件 安装 计划 》(SIP) 描 述 在 用 户 的 现场 安装 软件 的 计划 。 当 软件 的 安装 
需要 开发 人 员 参 与 , 且 安 装 过 程 十 分 复杂 时 ,应 制定 SIP。 
2. 编制 时 机 
对 于 艇 人 式 软 件 产 品 ,在 方案 阶段 或 工程 研制 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,工作 说 明 ,研制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 
软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
.1 标识 
.2 系统 概述 
.3 文档 概述 
.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 
引用 文档 


安装 概述 
.1 说明 
.2 联系 地 点 
.3 保障 材料 
.4 培训 





3.5 任务 
3.6 人 员 
3.7 保密 性 

4 为 软件 中 心 操 作 员 提供 特定 现场 信息 
4. X 现场 名 

4. X. 1 进度 表 

4. X.2 软件 清单 

4.X.3 设施 

4. X.4 安装 小 组 

4. X.5 安装 规程 

4. X.6 数据 更 新 规程 

5 软件 用 户 的 现场 专用 信息 

5.X 现场 名 

5. X. 1 进度 表 

5. X.2 安装 规程 
5.X.3 数据 更 新 规程 

6 注释 





3.2.11 软件 移交 计划 


1. 文件 用 途 

《软件 移交 计划 》(STrP) 描 述 开 发 方向 保障 机 构 移 交 应 交付 项 的 计划 。 

2. 编制 时 机 

如 果 在 合同 或 软件 研制 任务 书 中 规定 了 回 独 立 保障 机 构 移 交 的 责任 ,应 制 
十 SPrP。 

在 工程 研制 阶段 或 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,工作 说 明 ,研制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 
软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 





.4 与 其 他 计划 之 间 的 关系 


各 组 成 部 分 之 间 的 相互 关系 
推荐 的 过 程 

培训 

预期 的 更 改 区 域 

移交 计划 

注 妓 





3.2.12 软件 测试 计划 


1. 文件 用 途 

《软件 测试 计划 》(STP) 描 述 对 计算 机 软件 配置 项 (CSCI) 和 软件 系统 或 子 
系统 进行 合格 性 测试 的 计划 。 

2. 编制 时 机 

对 于 和 能 人 式 软 件 产 品 ,在 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产 品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 和 软件 设计 阶段 编制 。 软 件 系统 测 
试 计 划 在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 ;软件 集成 测试 计划 在 软件 设计 阶段 (概要 设 
计 ) 编 制 ;软件 单元 测试 计划 在 软件 设计 阶段 (详细 设计 ) 编 制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,工作 说 明 , 研 制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ， 
软件 需求 规格 说 明 ,接口 需求 规格 说 明 ,软件 产品 规格 说 明 ,软件 版 本 说 明 ,GJB 
438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 范围 
1.1 标识 
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1.2 系统 概述 
1.3 文档 概述 
1.4 与 其 他 计划 的 关系 
引用 文档 

测试 依据 

软件 测试 环境 
(测试 现场 名 称 ) 
1 软件 项 
2 硬件 和 固件 项 
3 其 他 项 
4 其 他 材料 
5 所 有 者 的 特性 、 需 方 权 利和 许可 证 
6 安装 、 测 试 和 控制 
7 测试 环境 的 差异 性 分 析 和 有 效 性 说 明 
8 参与 组 织 
9 人 人 员 及 分 工 
10 人 员 培 训 
11 要 执行 的 测试 
测试 标识 
.1 一 般 信息 
.1.1 测试 级 
.1.2 测试 类 别 

.3 一 般 测 试 条 件 

.4 测试 进展 

.5 数据 记录 、 整 理 和 分 析 
计划 执行 的 测试 

.X (测试 项 ) 
.2.X.Y (测试 项 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
测试 进度 

测试 终止 条 件 
需求 的 可 追踪 性 

注 炙 


本 
» 
» 轴 。 
. 从. 
> 
,i 
: 并 。 
ss 
; 去。 





3.2.13 软件 需求 规格 说 明 


1. 文件 用 途 
《软件 需求 规格 说 明 》(SRS) 描 述 对 计算 机 软件 配置 项 (CSCT) 的 需求 ,以 及 
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确保 满足 每 个 需求 所 使 用 的 方法 。 与 CSCI 外 部 接口 有 关 的 需求 既 可 在 SRS 中 
描述 ,也 可 在 SRS 所 引用 的 一 个 或 多 个 《接口 需求 规格 说 明 》(IRS) 中 描述 。 
SRS 可 由 《接口 需求 规格 说 明 》 补 充 , 共 同 构成 CSCI 设计 与 合格 性 测试 的 基础 。 
《软件 需求 规格 说 明 》 是 软件 分 析 人 员 、 系 统 总 体 设 计 人 员 用户 之 间 相 互 沟通 的 
基础 ,是 软件 设计 人 员 进 行 概要 设计 和 详细 设计 的 依据 ,是 软件 编程 人 员 进 行 编 
码 的 依据 ,是 软件 测试 人 员 进 行 测试 的 基准 ,是 项 目 管理 者 和 质量 检查 人 员 以 及 
用 户 评 估 、 验 收 的 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

对 于 舱 入 式 软 件 产品 ,在 方案 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产 品 ,在 软件 需求 分 析 阶 段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,软件 开发 计划 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通 
用 要 求 ;等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200%《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 
如 下 : 


范围 

.1 标识 

2 系统 概述 

3 文档 概述 

引用 文档 

需求 

1 要 求 的 状态 和 方式 
2 CSCI 能 力 需 求 

2 和 《CSCI 能 办 》 

3 CSCI 外 部 接口 需求 
3.1 接口 标识 和 接口 图 
3. X (接口 的 项 目 唯一 的 标识 符 ) 
4 CSCI 内 部 接口 需求 
5 CSCI 内 部 数据 需求 
.6 适应 性 需求 

.7 安全 性 需求 

3.8 保密 性 需求 


1 
] 
2 
3 
3. 
3 
3. 
3 
3. 
3. 
3. 
3。 
3 
3 
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3.9 CSCI 环境 需求 
计算 机 资源 需求 
.1 计算 机 硬件 需求 
.2 计算 机 硬件 资源 使 用 需求 
.3 计算 机 软件 需求 
.4 计算 机 通信 需求 
软件 质量 因素 
设计 和 实现 约束 
人 员 需 求 
培训 需求 
软件 保障 需求 
16 其 他 需求 
17 验收 、 交 付 和 包装 需求 (修改 有 关内 容 ) 
18 需求 的 优先 顺序 和 关键 程度 
合格 性 规定 
需求 可 追踪 性 
注释 





3 
3. 
3, 
3. 
3, 
3, 
3。 
3。 
3. 
3. 
3。 
3. 
4 

5 

6 


3.2.14 软件 设计 说 明 


1. 文件 用 途 

《软件 设计 说 明 》(SDD) 描 述 计 算 机 软件 配置 项 (CSCD) 的 设计 ,SDD 与 其 相 
关 的 《接口 设计 说 明了》 和 《数据 库 设计 说 明 》, 共 同 构成 软件 实现 的 基础 。 《软件 设 
计 说 明 》 是 软件 设计 过 程 的 结果 ,将 软件 需求 转化 为 对 软件 结构 、 软 件 部 件 .接口 
和 数据 的 描述 ,为 软件 实现 提供 详细 的 蓝图 ,可 作为 软件 设计 评审 的 基础 、 软 件 
编码 的 依据 ,软件 测试 的 基准 。 

2. 编制 时 机 

对 于 上 能 人 式 软 件 产 品 ,在 工程 研制 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 设计 阶段 ( 含 概要 设计 和 详细 设计 ) 编 制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需 求 规格 说 明 ,接口 控制 文 
件 ,接口 需求 规格 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200%《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 
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范围 

.1 标识 

.2 系统 概述 

.3 文档 概述 

引用 文档 

CSCI 级 设计 决策 
CSCI 体系 结构 设计 

.1 CSCI 部 件 

.2 执行 方案 

.3 接口 设计 

.3.1 接口 标识 和 接口 图 

.3.X (接口 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
CSCI 详细 设计 

. X (软件 单元 的 项 目 唯一 的 标识 符 , 或 者 一 组 软件 单元 的 标志 符 ) 
需求 可 追踪 性 

注释 


< GD 





3.2.15 数据 库 设 计 说 明 


1. 文件 用 途 
《数据 库 设计 说 明 》(DBDD) 描 述 数 据 库 的 设计 以 及 存 取 或 操纵 数据 所 使 用 
的 软件 单元 。DBDD 是 实现 数据 库 及 相关 软件 单元 的 基础 。 
2. 编制 时 机 
对 于 和 能 人 式 软 件 产 品 ,在 工程 研制 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 设计 阶段 ( 含 概要 设计 和 详细 设计 ) 编 制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 , 软 件 需 求 规格 说 明 ,接口 控制 文 
件 ,接口 需求 规格 说 明 ,GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 200%( 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 标识 


1.2 数据 库 概述 
1.3 文档 概述 





引用 文档 
数据 库 级 设计 决策 
数据 库 详细 设计 

.X (数据 库 设计 级 别 的 名 称 ) 


用 于 数据 库 访 问 或 操纵 的 软件 单元 的 详细 设计 

. X 《软件 单元 的 项 目 唯一 的 标识 符 , 或 者 一 组 软件 单元 的 标志 符 》 
需求 可 追踪 性 

注 妓 





3.2.16 软件 测试 说 明 


1. 文件 用 途 

《软件 测试 说 明 》(STD) 描 述 执行 计算 机 软件 配置 项 (CSCI) 、 软 件 系 统 或 子 
系统 合格 性 测试 所 需 的 测试 准备 、 测 试用 例 及 测试 过 程 。 需 方 根 据 STD 能 够 评 
估 所 执行 的 合格 性 测试 是 否 充分 。 

2. 编制 时 机 

对 于 舱 入 式 软 件 产 品 ,在 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 需求 分 析 、 软 件 设计 阶段 开始 编制 ,到 相应 测试 阶 
段 开始 前 完成 。 软 件 系统 测试 说 明 在 软件 需求 分 析 阶 段 开 始 编制 ,在 软件 系统 
测试 开始 前 完成 ;软件 集成 测试 说 明 在 软件 设计 阶段 (概要 设计 ?开始 编制 ,在 软 
件 集成 测试 开始 前 完成 ;软件 单元 测试 说 明 在 软件 设计 阶段 (详细 设计 7 开始 编 
制 ,在 软件 单元 测试 开始 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,工作 说 明 ,研制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ， 
软件 需求 规格 说 明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,软件 产品 规格 说 明 ,软件 
版 本 说 明 ,GJB 438B 一 2009% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

1 范围 
1.1 标识 
1.2 系统 概述 


1.3 文档 概述 
2 引用 文档 
3 测试 准备 





3.X (测试 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
3.X.1 硬件 准备 

3. X.2 软件 准备 

3. X.3 其 他 测试 前 准备 
4 测试 说 明 

4. (测试 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 

4. X. Y (测试 用 例 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
4.X.Y.1 涉及 的 需求 

4.X.Y.2 先决 条 件 

4.X.Y.3 测试 输入 

4. X. Y.4 预期 的 测试 结果 

4. X. Y.5 评价 结果 的 准则 

4.X.Y.6 测试 过 程 
4.X.Y.7 假设 和 约束 

5 需求 的 可 追踪 性 

6 注释 





3.2.17 软件 测试 报告 


1. 文件 用 途 

《软件 测试 报告 XSTR) 是 对 计算 机 软件 配置 项 (CSCD 软件 系统 或 子 系统 进行 
合格 性 测试 的 记录 。 需 方 根据 STR 可 评估 测试 及 其 结果 。 为 纠正 软件 缺陷 提供 依 
据 ,为 软件 进一步 优化 和 软件 能 力 评估 提供 依据 ,使 用 户 对 系统 运行 建立 信心 。 

2. 编制 时 机 

对 于 艇 入 式 软 件 产品 ,在 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 测试 结束 后 30 天 内 完成 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,工作 说 明 , 研 制 
计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ， 
软件 需求 规格 说 明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,软件 产品 规格 说 明 ,软件 
版 本 说 明 ,软件 测试 计划 ,软件 测试 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 
通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 
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范围 

.1 标识 

.2 系统 概述 

.3 文档 概述 

引用 文档 

测试 结果 概述 

.1 对 被 测试 软件 的 总 体 评 估 

.2 测试 环境 的 影响 

.3 改进 建议 

详细 测试 结果 

. X (测试 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 

.X.1 测试 结果 总 结 

.X.2 过 到 的 问题 

.X.2.Y (测试 用 例 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
.X.3 与 测试 用 例 /规程 的 不 一 臻 
.X.3.Y (测试 用 例 的 项 目 唯 一 的 标识 符 ) 
注释 





3.2.18 软件 产品 规格 说 明 


1. 文件 用 途 

《软件 产品 规格 说 明 》(SPS) 描 述 或 引用 可 执行 软件 、 源 文件 以 及 软件 保障 
信息 ,可 用 于 为 CSCI 订购 可 执行 软件 和 (或 ) 源 文件 ,是 CSCI 的 主要 软件 保障 
文档 ,可 帮助 用 户 了 解 产品 适用 性 ,为 测试 者 提供 测试 基础 。 

2. 编制 时 机 

对 于 上 能 入 式 软件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,软件 设计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 
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aa ED NN GD ER NO Bp 


范围 


.1 标识 
.2 系统 概述 
.3 文档 概述 


引用 文档 
需求 


.1 可 执行 软件 
.2 源 文件 
.3 包装 需求 


合格 性 规定 

软件 支持 信息 

1“ 已 建成 ?软件 设计 
2 编译 /建立 规程 

3 修改 规程 

4 计算 机 硬件 资源 使 用 
需求 的 可 追踪 性 

注 杰 





3.2.19 软件 版 本 说 明 


1. 文件 用 途 

《软件 版 本 说 明 》(SVD) 标 识 并 描述 由 一 个 或 多 个 计算 机 软件 配置 项 (CS- 
CD) 组 成 的 软件 版 本 ,用 于 发 布 .追踪 以 及 控制 软件 版 本 。 

2. 编制 时 机 

对 于 租 入 式 软 件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 , 软 件 设 计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 


4. 


目次 格式 


按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 





1.3 文档 概述 
引用 文档 
版 本 说 明 
发 布 的 材料 清单 
软件 内 容 清单 


.4 适应 性 数据 
有 关 的 文档 
安装 说 明 
可 能 的 问题 和 已 知 的 错误 


2 

3 

3 

3 

3.3 更 改 说 明 
3 

3 

3 

4 注释 





3.2.20 软件 用 户 手 册 


1. 文件 用 途 
《软件 用 户 手 册 》(SUM) 描 述 操作 该 软件 的 用 户 如 何 安装 和 使 用 计算 机 软 
件 配置 项 (CSCI)、 相 关 的 CSCI、 软 件 系 统 或 子 系统 。SUM 可 能 还 包括 软件 运 
行 的 某 些 特殊 方面 ,如 特定 位 置 或 任务 的 说 明 等 。 铬 软件 由 用 户 运 行 并 且 具 有 
用 户 接口 以 获取 联机 用 户 输入 或 解释 输出 显示 , 则 需要 《软件 用 户 手 册 》。 如 果 
软件 是 一 个 散人 入 式 软 件 , 则 该 系统 的 用 户 手 册 或 操作 手册 可 能 包括 了 SUM 的 
内 容 , 不 必 再 单独 编制 4 软件 用 户 手册 》。 本 文档 也 可 代替 《软件 输入 /输出 手册 》 
(SIOM) 和 《软件 中 心 操作 员 手 册 》(SCOM)。 
2. 编制 时 机 
对 于 艇 入 式 软 件 产 品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,软件 设计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开 发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 标识 
1.2 系统 概述 
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软件 组 织 和 操作 概述 
意外 事故 及 运行 的 备用 状态 和 方式 
保密 性 

.7 帮助 和 问题 报告 

软件 入 门 

.1 软件 的 首次 用 户 

.1.1 熟悉 设备 

.1.2 访问 控制 


.1.3 安装 和 设置 
.2 启动 


.3 停止 和 挂 起 
使 用 指南 
.1 能 力 
.2 约定 
.3 处 理 规程 
.X (软件 使 用 的 方面 ) 
有 关 的 处 理 
数据 备份 
错误 、 故 障 和 紧急 情况 下 的 恢复 
消息 
.8 快速 参考 指南 
注 释 





3.2.21 软件 输入 /输出 手册 


1. 文件 用 途 
《软件 输入 /输出 手册 》(SIOM) 是 为 安装 在 计算 机 中 心 或 在 其 他 集中 式 或 
网 络 化 安装 场所 的 软件 系统 而 编制 的 ,用 户 通过 终端 或 个 人 计算 机 访问 该 系统 ， 
或 者 以 批 处 理 方式 或 以 交互 的 方式 提交 输入 和 解释 输出 。SIOM 常 与 (软件 中 
心 操作 员 手 册 》(CSCOM) 一 起 使 用 ,此 时 可 代替 《软件 用 户 手册 》(CSUM) 。 
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2. 编制 时 机 

对 于 骨 入 式 软件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系 统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 , 软 件 设 计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开发 文档 通用 要 求 ;等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200%《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 , 目次 格式 


软件 组 织 和 操作 概述 
意外 事故 及 运行 的 备用 状态 和 方式 
保密 性 

.7 帮助 和 问题 报告 
使 用 软件 

.1 启动 规程 

.2 输入 描述 

.2.1 输入 条 件 

.2.2 输入 格式 

.2.3 组 成 规则 

.2.4 输入 词汇 

.2.5 输入 样 例 

.3 输出 描述 

4. 3.1 一 般 描述 





4.3.2 输出 格式 

4.3.3 输出 样 例 

4.3.4 输出 词汇 

4.4 -输出 的 使 用 

4.5 恢复 和 错误 纠正 规程 
4.6 通信 诊断 

5 查询 规程 

1 数据 库 / 数 据 文件 格式 
2 查询 能 力 

3 查询 准备 

4 控制 指令 

用 户 终 端 处 理 规程 

1 可 用 的 能 力 

2 访问 规程 

3 显示 、 更 新 和 检索 的 规程 . 
4 恢复 和 错误 纠正 规程 
5 结束 规程 

注释 


9. 
9. 
3 
5。 
6 

0. 
0. 
6. 
6. 
6. 
' 





3.2.22 软件 中 心 操 作 员 手册 


1. 文件 用 途 

《软件 中 心 操 作 员 手册 》(SCOM) 是 为 计算 机 中 心 或 在 其 他 集中 式 或 网 络 化 
的 安装 场所 工作 的 人 员 ,提供 如 何 安装 和 操作 软件 系统 的 信息 而 编制 的 。 用 户 
通过 终端 或 个 人 计算 机 访问 该 系统 ,或 以 批 处 理 方式 或 以 交互 的 方式 提交 和 接 
受 输入 与 输出 。SCOM 常 与 《软件 输入 /输出 手册 》(SIOM) 一 起 使 用 ,此 时 可 代 
蔡 《 软件 用 户 手册 》(SUM)。 

2. 编制 时 机 

对 于 艇 入 式 软件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系 统 设计 说 明 , 软 件 需求 规 格 说 明 , 软 件 设计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开 发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 200%( 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


软件 组 织 和 操作 概述 

意外 事故 及 运行 的 备用 状态 和 方式 
保密 性 

帮助 和 问题 报告 

安装 和 设置 


运行 描述 

运行 清单 

阶段 划分 

诊断 规程 

错误 信息 列表 

每 个 运行 的 说 明 
(运行 名 或 标识 ) 的 运行 描述 
.1 控制 输入 

.2 运行 管理 信息 

.3 输入 一 输出 文件 

.4 输出 报告 

.5 再 版 输出 报告 

6 用 于 运行 重启 /恢复 和 连续 性 的 规程 


eR en 3 





3.2.23 计算 机 编程 手册 


1. 文件 用 途 
《计算 机 编程 手册 》(CPM) 为 程序 员 描 述 对 指定 计算 机 进行 编程 所 需要 的 
信息 。 
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2. 编制 时 机 

对 于 骨 入 式 软 件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系 统 设计 说 明 , 软 件 需 求 规格 说 明 , 软 件 设计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开 发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》 编 写 , 目次 格式 如 下 : 


1 范围 
1.1 标识 
1.2 系统 概述 
1.3 文档 概述 
2 引用 文档 
3 
3 
3 
3 


软件 编程 环境 

.1 系统 配置 

.2 操作 信息 

.3 编译 、 汇编 和 连接 
4 编程 信息 
4.1 编程 特征 
4.2 程序 指令 

4.3 输入 和 输出 控制 
4.4 其 他 编程 技术 
4.5 编程 示例 

4.6 错误 检测 和 诊断 特征 
5 注 妓 





3.2.24 计算 机 操作 手册 


1. 文件 用 途 

《计算 机 操作 手册 》(COM) 描 述 操 作 指 定 的 计算 机 及 其 外 部 设备 所 需 的 
信息 。 

2. 编制 时 机 

对 于 通信 式 软件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 
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对 于 纯 软 件 产品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 , 软 件 设 计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 标识 
1.2 计算 机 系统 概述 
1.3 文档 概述 
引用 文档 
计算 机 系统 操作 
1 计算 机 系统 的 准备 和 关机 
1.1 加 电 和 断 电 
1.2 启动 
.1.3 关机 
2 
2 
2 


[Be) 


操作 规程 

.2.1 输入 和 输出 规程 
.2.2 监视 规程 
.2.3 恢复 规程 
2.4 脱 机 规程 
2.5 其 他 规程 

3 问题 处 理 规程 
诊断 特征 

1 诊断 特征 概述 
2 诊断 规程 

2. X (诊断 规程 名 ) 
3 诊断 工具 集 
3. X (诊断 工具 名 ) 
注 炙 


3 
3 
3. 
3. 
3 
3. 
3 
3 
3 
3. 
3. 
3. 
4 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 





3.2.25 固件 保障 手册 


1. 文件 用 途 
《固件 保障 手册 》(FSM) 描 述 对 系统 的 固件 设备 进行 编程 和 再 编程 所 需 的 
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信息 ,也 描述 为 擦 除 固件 设备 、 向 固件 设备 加 载 软件 、 验 证 加 载 过 程 和 标记 已 加 
载 的 固件 设备 所 需 的 固件 设备 和 装备 、 软 件 以 及 规程 ,适用 于 只 读 存 储 妖 
(ROM) .可 编程 ROM(PROM) \ 可 擦 除 PROM(EPROM) 以 及 其 他 固件 设备 。 
2. 编制 时 机 
对 于 租 人 式 软件 产品 ,在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 编制 。 
对 于 纯 软 件 产 品 ,在 系统 测试 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,人 研制 方案 ,运行 方案 说 明 ， 
系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,软件 设计 说 
明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开 发 文档 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
1.1 标识 
1.2 系统 概述 
1.3 文档 概述 
2 引用 文档 
3 固件 编程 指令 
3.X (被 编程 固件 设备 的 标识 符 ) 
3.X.1 预 编程 设备 综述 
3. X.2 写 入 设备 的 软件 
3. X.3 编程 设备 
3. X.4 编程 软件 
.X.5 编程 规程 
. X.6 安装 和 修复 规程 
. X.7 供应 商 信息 
注释 





3.2.26 软件 研制 总 结 报告 


1. 文件 用 途 

《软件 研制 总 结 报告 X(SDSR) 描 述 软 件 整个 研制 /开发 情况 。 是 产品 设计 
定型 的 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,人 研制 
方案 ,运行 方案 说 明 ,软件 研 制 任务 书 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 
说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,软件 设计 说 明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 , 接 
口 设计 说 明 ,软件 定型 测评 大 纲 ,软件 定型 测评 报告 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软 
件 开 发 文档 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

1 标识 

2 系统 概述 

3 文档 概述 
任务 来 源 与 研制 依据 
软件 概述 

软件 研制 过 程 

1 软件 研制 过 程 概述 
2 系统 要 求 分 析 和 设计 
3 软件 需求 分 析 

4 软件 设计 

.5 软件 实现 和 单元 测试 
6 软件 集成 与 测试 

7 CSCI 合格 性 测试 

9 CSCI/HWCI 集成 和 测试 

10 其 他 

软件 满足 任务 指标 情况 

质量 保证 情况 

1 质量 保证 措施 实施 情况 

2 软件 重大 技术 质量 问题 和 解决 情况 
配置 管理 情况 

1 软件 配置 管理 要 求 

2 软件 配置 管理 实施 情况 

3 软件 配置 状态 变更 情况 
测量 和 分 析 

结论 

10 注释 


] 
1 
要 
2 
3 
4 
4. 
4. 
4. 
4. 
1 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 
6 
60. 
6. 
7 
全 
了 
汪 
8 
9 





3.2.27 软件 配置 管理 报告 


1. 文件 用 途 

《软件 配置 管理 报告 XSCMR ) 描 述 软 件 整 个 研制 /开发 过 程 中 软件 配置 管 
理 情况 。 : 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,运行 方案 说 明 , 软 
件 研 制 任务 书 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ， 
软件 设计 说 明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 ,软件 定型 测评 大 
纲 ,软件 定型 测评 报告 ,GJB 438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 } 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

,1 标识 

2 系统 概述 

3 文档 概述 

引用 文档 

软件 配置 管理 情况 综述 
软件 配置 管理 基本 信息 
专业 组 划分 及 权限 分 配 
配置 项 记录 

变更 记录 

基线 记录 

入 库 记 录 

出 库 记 录 

审核 记录 

备份 记录 

测量 

注释 


1 
1 
ls 
汪 
2 
3 
4 
9 
6 
8 
9 





3.2.28 软件 质量 保证 报告 


1. 文件 用 途 
《软件 质量 保证 报告 >(SQAR) 描 述 软件 整个 研制 /开发 过 程 中 软件 质量 保 
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证 情况 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,研制 计划 ,软件 
开发 计划 ,软件 配置 管理 计划 ,软件 质量 保证 计划 ,研制 方案 ,运行 方案 说 明 , 软 
件 研 制 任务 书 , 系 统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 
明 ,软件 设计 说 明 ,接口 控制 文件 ,接口 需求 规格 说 明 ,接口 设计 说 明 , 软 件 定型 
测评 大 纲 ,软件 定型 测评 报告 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 
求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

.1] 标识 

.2 系统 概述 

.3 文档 概述 

引用 文档 

软件 研制 概述 
软件 质量 保证 情况 
软件 配置 管理 情况 
第 三 方 评测 情况 
注 妓 


1 
] 
1 
1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 





3.2.29 软件 定型 测评 大 纲 


1. 文件 用 途 

用 于 规范 软件 定型 测评 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,以 全 面 考核 产品 软件 是 否 符 
合 研 制 总 要 求 ,暴露 并 解决 产品 存在 的 设计 缺陷 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,研制 合同 ,工作 说 明 , 研 制 
计划 ,软件 开发 计划 ,软件 配置 管理 计划 ,软件 质量 保证 计划 ,研制 方案 ,运行 方 
案 说 明 ,系统 / 子 系统 规格 说 明 ,系统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,接口 
需求 规格 说 明 ,软件 产品 规格 说 明 ,软件 版 本 说 明 ,GJB 438B 一 2009《 军 用 软件 
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开发 文档 通用 要 求 》,GJB 1268A 一 2004《 军 用 软件 验收 要 求 》, GJB 2434A 一 
2004《 军 用 软件 产品 评价 》, GJB 5234 一 2004《 军 用 软件 验证 和 确认 》, GJB 
5235 一 2004《 军 用 软件 配置 管理 》,GJB 5236 一 2004《 军 用 软件 质量 度量 》, GJB 
6921 一 2009《 军 用 软件 定型 测评 大 纲 编制 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6921 一 2009《 军 用 软件 定型 测评 大 纲 编制 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 


范围 
标识 
文档 概述 
委托 方 的 名 称 与 联系 方式 
承 研 单位 的 名 称 与 联系 方式 
定型 测评 机 构 的 名 称 与 联系 方式 
被 测 软 件 概 述 
引用 文件 
测试 内 容 与 方法 
1 测试 总 体 要 求 
2 测试 项 及 测试 方法 
.3 测试 内 容 充 分 性 及 测试 方法 有 效 性 分 析 
4 软件 问题 类 型 及 严重 性 等 级 
测评 环境 
1 软 硬 件 环 境 
2 测评 场所 
3 测评 数据 
4 环境 差异 影响 分 析 
测评 进度 
测评 结束 条 件 
软件 质量 评价 内 容 与 方法 
定型 测评 通过 准则 
配置 管理 
10 质量 保证 
11 测评 分 包 
2 测评 项 目 组 成 员 构 成 
13 安全 保密 与 知识 产权 保护 
14 测评 风险 分 析 
15 其 他 


1 
1. 
}, 
L 
i 
Rs 
2 
3 
3, 
3. 
3 
3. 
二 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 
6 
7 
8 
9 
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3.2.30 软件 定型 测评 报告 


1. 文件 用 途 

报告 软件 鉴定 测评 情况 和 测评 结果 ,作为 产品 设计 定型 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

对 于 骨 入 式 软 件 产 品 ,在 设计 定型 阶段 编制 。 

对 于 纯 软 件 产品 ,在 软件 鉴定 测评 结束 后 30 天 内 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,工作 说 明 , 人 研制 
计划 ,软件 开发 计划 ,软件 配置 管理 计划 ,软件 质量 保证 计划 ,研制 方案 ,运行 方 
案 说 明 ,系统 / 子 系统 规格 说 明 , 系 统 / 子 系统 设计 说 明 ,软件 需求 规格 说 明 ,接口 
需求 规格 说 明 , 软 件 产品 规格 说 明 , 软 件 版 本 说 明 , 软 件 定型 测评 大 纲 ,GJB 
438B 一 200% 军 用 软件 开发 文档 通用 要 求 》,GJB 1268A 一 2004《 军 用 软件 验收 要 
求 》,GJB 2434A 一 2004《 军 用 软件 产品 评价 》,GJB 5234 一 2004《 军 用 软件 验证 和 
确认 》,GJB 5235 一 2004《 军 用 软件 配置 管理 》,GJB 5236 一 2004《 军 用 软件 质量 
度量 》,GJB 6921 一 200%《 军 用 软件 定型 测评 大 纲 编制 要 求 》,GJB 6922 一 2009 
《军用 软件 定型 测评 报告 编制 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6922 一 2009《 军 用 软件 定型 测评 报告 编制 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 

1 范围 

,1 标识 
2 文档 概述 
.3 委托 方 的 名 称 与 联系 方式 
.4 承 研 单位 的 名 称 与 联系 方式 
5 定型 测评 机 构 的 名 称 与 联系 方式 
6 被 测 软件 概述 
引用 文件 
测评 概述 
1 测评 过 程 概述 
2 测评 环境 说 明 
2.1 软 硬 件 环境 
2.2 测评 场所 
.2.3 测评 数据 
.2.4 环境 差异 影响 分 析 


上 
到 
| 
1 
和 
i 
2 
3 
3。 
3. 
3 
了。 
3 
3 





.3 测评 方法 说 明 
测试 结果 

.1 测试 执行 情况 
.2 软件 问题 


.3 测试 的 有 效 性 、 充 分 性 说 明 
评价 结论 与 改进 建议 

.1 评价 结论 

.2 改进 建议 

其 他 





3.3 工艺 文件 


3.3.1 工艺 总 方案 


1. 文件 用 途 

工艺 总 方案 是 产品 工艺 技术 准备 工作 的 重要 依据 和 指导 性 工艺 文件 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编写 ,并 按照 GJB 1269A 一 2000 工 艺 评审 ) 进 行 工 艺 评审 工作 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,人 研制 合同 ,GJB 1269A 一 2000《 工 艺 评 
审 ) 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

关键 试制 工艺 的 工艺 性 分 析 、 全 部 过 程 工艺 工作 量 估 计 
.1 关键 试制 工艺 

.2 关键 试制 工艺 的 工艺 性 分 析 


.2.X (关键 试制 工艺 X) 的 工艺 性 分 析 
.3 全 部 过 程 工 艺 工 作 量 估计 
自制 件 和 外 购 件 建议 

.1 建议 的 自制 件 清单 

4.2 建议 的 外 购 件 清单 

5 工艺 设备 购置 或 改造 建议 
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6 专用 工装 和 非 标准 设备 的 选择 原则 及 控制 数 
7 关键 技术 项 目 及 其 解决 方案 ,试验 件 的 选择 
7.1 关键 技术 项 目 及 其 解决 方案 

7.2 选择 的 试验 件 项 目 

8 新 工艺 、 新 材料 试验 意见 


8.1 新 工艺 试验 意见 

8.2 新 材料 试验 意见 

9 关键 器 材 项 目 

10 对 产品 试制 计划 进度 安排 的 建议 
11 其 他 特殊 项 目的 要 求 





3.3.2 工艺 规范 (D 类 规范 ) 


1. 文件 用 途 

用 于 规定 制造 时 对 产品 或 材料 实施 某 种 工艺 作业 的 方法 ,例如 热处理 、 焊 
接 、 密 封 .缩微 和 标记 等 。 适 用 于 生产 过 程 或 控制 工艺 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编写 工艺 规范 草案 ,在 定型 阶段 应 最 终 确 定 工艺 规范 的 正 
式 版 本 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 ;研制 总 要 求 ,研制 合同 ,人 研制 方案 ,人 研制 规范 ,产品 规范 ， 
GJB1269A 一 2000《 工 艺 评审 》, 相 关 国 家 军用 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6387 一 2008《 武 器 装备 研制 项 目 专 用 规范 编写 规定 ) 编 写 ,目次 格 
式 如 下 : 


.1.2 安全 防护 要 求 


.1.3 人 员 要 求 

.2 控制 要 求 

.2.1 工艺 材料 控制 

.2.2 工艺 设备 与 工艺 装备 控制 
.2.3 零件 控制 





3.2.4 制造 控制 
3.2.5 包装 控制 
4 验证 
检验 分 类 
2 检验 条 件 
3 涉世 伟 计 车 审 
4 完工 后 检验 
5 检验 方法 
包装 
说 明 事 项 
预定 用 途 
分 类 
订购 文件 中 应 明确 的 内 容 
术语 和 定义 
符号 、 代 号 和 缩 略 语 
其 他 





4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
9 

6 

6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 


3.3.3 ”材料 规范 (E 类 规范 ) 


1. 文件 用 途 
用 于 规定 产品 制造 中 使 用 的 原材料 (化 学 化 合 物 ) 、 混 合 物 (如 清洁 剂 油漆 ) 
或 半成品 (如 电缆 、 铜 管 、 棒 材 ) 等 。 一 般 用 于 材料 的 制造 ,也 可 用 来 指导 材料 的 
研制。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编写 材料 规范 草案 ,在 定型 阶段 应 最 终 确 定 材料 规范 的 正 
式 版 本 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,研制 规范 ,产品 规范 ,相关 国家 
军用 规范 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 6387 一 200&8 武 器 装备 研制 项 目 专用 规范 编写 规定 》 编 写 , 目 次 格 
式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 





3 要 求 
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3.1 状态 特征 
3.2 物理 及 化 学 性 能 
.3 力学 性 能 
工艺 性 能 
环境 适应 性 
组 织 
外 形 、 尺 寸 及 重量 
稳定 性 
毒性 
验证 
检验 分 类 
检验 条 件 
定型 (或 鉴定 ) 试 验 
首 件 检验 
质量 一 致 性 检验 
包装 检验 


缺陷 分 类 
.9 检验 方法 
包装 、 运 输 与 贮存 
.1 防护 包装 


订购 文件 中 应 明确 的 内 容 
术语 和 定义 
符号 、 代 号 和 缩 略 语 

其 他 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4.7 抽样 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


3.3.4 工艺 设计 工作 总 结 


1. 文件 用 途 
对 产品 的 工艺 设计 工作 进行 全 面 和 系统 的 总 结 , 用 于 产品 工艺 评审 。 
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2. 编制 时 机 

在 完成 工艺 设计 , 拟 申 请 工艺 评审 之 前 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 方案 ,工艺 总 方案 ,特性 分 析 报 告 ,工艺 规范 ,材料 规范 等 。 
4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

产品 概述 

.1 产品 结构 

.2 主要 技术 要 求 


,条 产品 工艺 项 中 
工艺 实施 方案 
存在 的 技术 难点 (或 技术 关键 ) 及 其 工艺 解决 措施 
工艺 过 程 结果 ,产品 (样品 ) 质 量 状态 ,符合 性 
最 终 达 到 的 技术 效益 、 经 济 效益 及 推广 前 景 





3.3.5 工艺 评审 报告 


1. 文件 用 途 
对 产品 研制 生产 采取 的 工艺 进行 评审 把 关 , 以 便 及 早 发 现 和 纠正 工艺 设计 中 的 
缺陷 ,为 批准 工艺 设计 提供 决策 性 的 咨询 。 

2. 编制 时 机 

工艺 评审 后 形成 工艺 评审 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :试制 工艺 总 方案 ,特性 分 析 报 告 , 工 艺 规范 ,材料 规范 ,工艺 设计 
工作 总 结 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 评审 项 目 名 称 、 产 品 ( 图 号 、 型 号 ) 
2 被 评审 主要 工艺 文件 编号 、 标 识 
3 主要 技术 概述 (程序 流程、 重点、 难点 、 攻 关 ) 


4 应 用 阶段 达到 技术 水 平 
5 评审 组 评审 过 程 





6 评审 意见 与 评审 结论 
7 改进 建议 


8 评审 组 
9 评审 提出 问题 \ 改 进 措施 及 跟踪 验证 





3.3.6 工艺 总 结 


1. 文件 用 途 

对 研制 过 程 中 的 工艺 工作 进行 全 面 和 系统 的 总 结 。 
2. 编制 时 机 

设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 


主要 包括 :人 研制 方案 ,工艺 总 方案 ,特性 分 析 报 告 , 工 艺 规 范 , 材 料 规范 ,工艺 
设计 工作 总 结 ,工艺 评审 报告 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 产品 概述 
3.1 产品 结构 
3.2 主要 技术 要 求 
3 并 世上 
4 试制 加 工 工作 概况 
4.1 结构 件 加 工 
4.2 特种 工艺 
4.3 电子 装 联 
4.3.1 电路 板 组 装 件 的 焊接 
4.3.2 组 件 的 装配 
5 对 元 器 件 原 材料 和 成 品 的 质量 控制 情况 
6 互 换 性 及 尚 不 能 互 换 件 的 说 明 
7 对 设计 部 门 的 图 样 和 文件 资料 的 评价 意见 
8 
9 


复杂 件 、 关 键 件 工艺 攻关 情况 

生产 线 工 艺 、 工 装 及 加 工 设备 的 有 效 性 
10 工艺 评审 情况 

11 产品 成 本 控制 说 明 
12 结论 





3.3.7 工艺 和 生产 条 件 考 核 报 告 


1. 文件 用 途 

用 于 二 级 定 委 评估 承 研 承 制 单位 产品 工艺 和 生产 条 件 是 否 稳定 并 满足 批量 
生产 条 件 ,以 全 面 局 动产 品 生产 定型 相关 工作 。 

2. 编制 时 机 

产品 工艺 和 生产 条 件 基 本 稳定 满足 批量 生产 条 件 时 ,总 部 分 管 有 关 装 备 的 
部 门 . 军 兵 种 装备 部 会 同 国务 院 有 关 部 门 和 有 关 单 位 ,按照 生产 定型 的 标准 和 要 
求 , 对 承 研 承 制 单位 的 工艺 和 生产 条 件 组 织 考核 ,形成 并 向 二 级 定 委 提交 《工艺 
和 生产 条 件 考核 报告 》。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 产 品 规范 ,设计 定型 审查 意见 书 , 工 艺 总 结 报 告 , 工 
艺 评审 报告 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


考核 工作 简况 

生产 工 英 福 程 

工艺 指令 性 文件 和 全 套 工艺 规程 

工艺 装置 设计 图 样 

工序 .特殊 工艺 考核 报告 及 工艺 装置 一 览 表 

关键 和 重要 零 部 件 的 工艺 说 明 

产品 检验 记录 

承 研 承 制 单位 质量 管理 体系 和 产品 质量 保证 的 有 关 文 件 
元 器 件 、 原 材料 等 生产 准备 的 有 关 文 件 

工艺 和 生产 条 件 考核 结论 性 意见 


0 
1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3.4 标准 化 文件 


3.4.1 标准 化 大 纲 


1. 文件 用 途 
产品 标准 化 大 纲 是 指导 产品 研制 标准 化 工作 的 基本 文件 。 新 研制 产品 应 按 
系统 、 分 系统 .设备 等 不 同 层次 分 别 编制 产品 标准 化 大 纲 。 上 层次 产品 标准 化 大 
纲 对 下 层次 产品 标准 化 大 纲 起 指导 和 约束 作用 ,下 层次 产品 标准 化 大 纲 应 贯彻 
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和 细 化 上 层次 产品 标准 化 大 纲 的 规定 和 要 求 。 

2. 编制 时 机 

产品 标准 化 大 纲 应 在 方案 阶段 随 产 品 研制 方案 同步 协调 编制 ,并 按 GJB/Z 
113 一 199& 标 准 化 评审 ?规定 的 程序 和 要 求 进行 评审 , 按 有 关 规 定 签署 .批准 后 
执行 。 

3. 编制 依据 

系统 层次 产品 标准 化 大 纲 的 编制 依据 主要 包括 :订购 方 在 “主要 战术 技术 指 
标 ”“ 初 步 总 体 方案 ”、 系 统 研 制 总 体 方案 及 研制 合同 中 提出 的 标准 化 要 求 等 。 

分 系统 层次 产品 标准 化 大 纲 的 编制 依据 主要 包括 :系统 层次 产品 标准 化 大 
纲 、 分 系统 研制 方案 及 合同 (协议 书 ) 中 提出 的 标准 化 要 求 等 。 

设备 层次 产品 标准 化 大 纲 的 编制 依据 主要 包括 :上 层次 产品 标准 化 大 纲 \ 设 
备 研 制 方案 及 合同 (协议 书 ) 中 提出 的 标准 化 要 求 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 114A 一 2005《 产 品 标准 化 大 纲 编制 指南 编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 概述 

2 标准 化 目标 

3 标准 实施 要 求 
3.1 一 般 要 求 
3.2 重大 标准 实施 要 求 
3.3 标准 选用 范围 
3.4 标准 件 . 元 器 件 、 原 材料 选用 范围 

4 产品 通用 化 、 系 列 人 化、 组 合 化 设计 要 求 和 接口 、 互 换 性 要 求 
4.1 产品 通用 化 、 系 列 化 、 组 合 化 设计 要 求 

4.2 接口 、 互 换 性 要 求 

4.2.1 接口 标准 及 其 要 求 

4.2.2 互 换 性 标准 及 其 要 求 

5 型 号 标准 化 文件 体系 要 求 

5.1 型 号 标准 化 文件 体系 表 

5.2 型 号 标准 化 文件 项 目 表 

6 图 样 和 技术 文件 要 求 

6.1 完整 性 、 正 确 性 .统一 性 要 求 

6.1.1 完整 性 要 求 

6.1.2 正确 性 要 求 

6.1.3 统一 性 要 求 

6.2 管理 要 求 





6.2.1 管理 的 协调 性 
6. 2.2 借用 件 管理 要 求 
6.2.3 更 改 管理 要 求 
6. 2.4 审批 会 签 要 求 


7 标准 化 工作 范围 和 研制 各 阶段 的 主要 工作 
7.1 标准 化 工作 范围 

7.2 产品 研制 各 阶段 的 主要 工作 

8 标准 化 工作 协调 管理 要 求 





3.4.2 标准 化 工作 报告 


1. 文件 用 途 

标准 化 工作 报告 是 产品 研制 过 程 中 各 研制 阶段 执行 《武器 装备 研制 生产 标 
准 化 工作 规定 》 和 实施 产品 标准 化 大 纲 情况 的 总 结 性 报告 ,用 于 产品 标准 化 评审 
(标准 化 方案 评审 .标准 化 实施 评审 和 标准 化 最 终 评审 )。 

2. 编制 时 机 

在 各 研制 阶段 标准 化 工作 完成 以 后 进行 标准 化 评审 (设计 标准 化 方案 评审 、 
设计 标准 化 实施 评审 和 设计 标准 化 最 终 评 审 ) 之 前 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :上 层次 产品 和 本 产品 标准 化 大 纲 ,相关 标准 与 规范 ,研制 方案 , 话 
细 设 计 ,产品 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 113 一 1998 标 准 化 评审 编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 概述 
2 执行 (武器 装备 研制 生产 标准 化 工作 规定 》 的 情况 
3《 标 准 化 大 纲 》 的 基本 情况 或 实施 情况 


4 取得 的 成 绩 和 效益 分 析 
5 存在 的 问题 及 解决 措施 
6 结论 和 建议 





3.4.3 标准 化 审查 报告 


1. 文件 用 途 
标准 化 审查 报告 是 产品 研制 过 程 中 实施 产品 标准 化 大 纲 情况 的 总 结 性 报 
告 , 用 于 客观 反映 、 正 确 评价 产品 研制 过 程 中 标准 化 大 纲 的 实施 情况 和 产品 标准 
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化 程度 与 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :上 层次 产品 和 本 产品 标准 化 大 纲 ,相关 标准 与 规范 ,研制 方案 , 详 
细 设 计 ,产品 规范 ,标准 化 工作 报告 等 。 

4. 目次 格式 

按照 4 武 融 装备 研制 生产 标准 化 工作 规定 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

标准 及 标准 化 要 求 的 实施 情况 

图 样 和 技术 文件 的 完整 性 、 正 确 性 及 统一 性 评价 
产品 “三 化 ”水 平 评价 ,标准 化 系数 计算 
标准 化 效益 分 析 评 估 

存在 的 问题 及 改进 的 措施 意见 

审查 结论 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
和 
8 





3.4.4 工艺 标准 化 大 纲 ( 工 艺 标准 化 综合 要 求 ) 


1. 文件 用 途 

工艺 标准 化 综合 要 求 规定 样机 试制 工艺 标准 化 要 求 ,用 于 指导 产品 工程 研 
制 阶段 的 工艺 标准 化 工作 。 

工艺 标准 化 大 纲 规定 生产 定型 工艺 标准 化 要 求 , 用 于 指导 产品 生产 (工艺 ) 
定型 阶段 的 工艺 标准 化 工作 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编制 工艺 标准 化 综合 要 求 。 

在 生产 (工艺 ) 定 型 阶段 初期 ,根据 批量 生产 的 要 求 ,进一步 修改 和 补充 工艺 
标准 化 综合 要 求 ,形成 工艺 标准 化 大 纲 。 

3. 编制 依据 

工艺 标准 化 综合 要 求 的 编制 依据 主要 包括 :工艺 总 方案 ;产品 标准 化 大 
纲 等 。 

工艺 标准 化 大 纲 的 编制 依据 主要 包括 :产品 标准 化 大 纲 ,设计 定型 标准 化 审 
查 报告 ;工艺 标准 化 综合 要 求 的 实施 情况 及 实施 评审 意见 ; 试 生 产 工艺 总 方 
案 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 106A 一 2005《 工 艺 标准 化 大 纲 编制 指南 》 编 写 , 目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
产品 概述 
.1 编制 依据 
.2 产品 用 途 
3.3 产品 组 成 
.4 工艺 特点 


工艺 .工装 标准 化 目标 及 工作 范围 

.1 目标 

.2 工作 范围 

实施 标准 要 求 

工装 的 “三 化 ?要求 

工艺 文件 .工装 设计 文件 的 完整 性 \ 正 确 性 、 统 一 性 要 求 
应 完成 的 主要 任务 、 工 作 项 目 





3.4.5 工艺 标准 化 工作 报告 


1. 文件 用 途 
工艺 标准 化 工作 报告 是 产品 研制 过 程 中 各 研制 阶段 执行 4 武器 装备 研制 生 
产 标 准 化 工作 规定 》 和 实施 工艺 标准 化 大 纲 情况 的 总 结 性 报告 ,用 于 工艺 标准 化 
评审 (工艺 标准 化 方案 评审 、 工 艺 标准 化 实施 评审 和 工艺 标准 化 最 终 评审 )。 
2. 编制 时 机 
在 各 研制 阶段 工艺 标准 化 工作 完成 以 后 进行 工艺 标准 化 评审 (工艺 标准 化 
方案 评审 .工艺 标 准 化 实施 评审 和 工艺 标准 化 最 终 评审 ) 之 前 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :上 层次 产品 和 本 产品 工艺 标准 化 大 纲 , 相 关 标 准 与 规范 ,人 研制 方 
案 ,详细 设计 ,产品 规范 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 113 一 1998《 标 准 化 评审 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 概述 
2 执行 (武器 装备 研制 生产 标准 化 工作 规定 》 的 情况 


3《 工 艺 标准 化 大 岗 ) 的 基本 情况 或 实施 情况 
4 取得 的 成 绩 和 效益 分 析 





5 存在 的 问题 及 解决 措施 
6 结论 和 建议 


3.4.6 工艺 标准 化 审查 报告 


1. 文件 用 途 
工艺 标准 化 审查 报告 是 产品 生产 过 程 中 实施 工艺 标准 化 大 纲 情况 的 总 结 性 
告 ,用 于 客观 反映 、 正 确 评价 产品 生产 过 程 中 工艺 标准 化 大 纲 的 实施 情况 和 工 
艺 标准 化 程度 与 水 平 。 
2. 编制 时 机 
在 产品 生产 定型 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :武器 装备 研制 生产 标准 化 工作 规定 ,工艺 标准 化 大 纲 ,相关 标准 
与 规范 ,人 研制 方案 ,详细 设计 ,产品 规范 ,工艺 标准 化 工作 报告 等 。 
4. 目次 格式 
按照 4 武器 装备 研制 生产 标准 化 工作 规定 ?编写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
标准 及 标准 化 要 求 的 实施 情况 
工艺 文件 工装 设计 文件 的 完整 性 .正确 性 及 统一 性 评价 
工装 “三 化 ”水 平 评价 ,标准 化 系数 计算 
标准 化 效益 分 析 评 估 
存在 的 问题 及 改进 的 措施 
审查 结论 


] 
2 
3 
4 
9 
6 
玫 
8 





3.5 质量 文件 


3.5.1 质量 保证 大 纲 (质量 计划 ) 


1. 文件 用 途 
质量 保证 大 纲 ( 质 量 计 划 ) 明 确 组 织 或 供 方 为 满足 质量 要 求 所 开展 的 活动 及 
可 能 带 来 的 风险 ,对 采购 、 研 制 . 生 产 和 售后 服务 等 活动 的 质量 控制 做 出 规定 。 
产品 应 按 GJB 450A .GJB 368B、GJB 2547A .GJB 900、GJB 3872 的 要 求 ,分 
别 编 制 可 靠 性 大 纲 ( 可 靠 性 工作 计划 ) 维修 性 大 纲 ( 维 修 性 工作 计划 ) ,测试 性 大 
纲 ( 测 试 性 工作 计划 ) 安全 性 大 纲 ( 安 全 性 工作 计划 ) 和 综合 保障 大 纲 ( 综 合 保 障 
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工作 计划 ) ,并 作为 质量 保证 大 纲 的 组 成 部 分 。 

2. 编制 时 机 

质量 保证 大 纲 应 在 产品 研制 .生产 开始 前 ,确定 产品 实现 所 需要 的 过 程 后 ， 
由 质量 部 门 或 项 目 负 责 人 组 织 制 定 。 质 量 保证 大 纲 实施 前 应 经 审批 ,合同 要 求 
时 ,应 提交 顾客 认可 。 

适当 时 ,可 对 质量 保证 大 纲 进行 修改 。 修 改 后 的 质量 保证 大 纲 应 重新 履行 
审批 手续 ,必要 时 ,再 次 提交 顾客 认可 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 , 质 量 方针 ,质量 目标 ,质量 管理 体系 文件 ,GJB 1406A 一 2005《 产 品质 量 
保证 大 纲要 求 》, 可 靠 性 工作 计划 ,维修 性 工作 计划 ,测试 性 工作 计划 ,综合 保障 
工作 计划 ,安全 性 工作 计划 ,环境 工程 工作 计划 ,其 他 相关 的 计划 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1406A 一 2005《 产 品质 量 保 证 大 纲要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

质量 工作 原则 与 质量 目标 
1 质量 工作 原则 

2 质量 目标 

管理 职责 
文件 和 记录 的 控制 

质量 信息 的 管理 

技术 状态 管理 

1 技术 状态 标识 

2 技术 状态 控制 

3 技术 状态 记 实 

4 技术 状态 审核 

人 员 培 训 和 资格 考核 
顾客 沟通 
设计 过 程 质量 控制 

.1 任务 分 析 

.2 设计 分 析 

.3 设计 输入 

4 可 靠 性 设计 
5 维修 性 设计 
.6 测试 性 设计 
7 保障 性 设计 


| 
2 
2. 
2. 
3 
4 
9 
6 
6. 
6. 
6. 
0. 
8 
9 
9 
9 
9 
9， 
9., 
9 
时 
























LY 
10 试 
ll 采 
计生 
] 
12 试 


] 
2 
3 
12. 4 
9 
6 
7 
12.8 


1 
12. 10 


9.8 安全 性 设计 
9.9 元 器 件 、 零 件 和 原材料 的 选择 和 使 用 


软件 设计 

人 机 工程 设计 
特性 分 析 

设计 输出 

设计 评审 

设计 验证 

设计 确认 /定型 (鉴定 ) 
设计 更 改 的 控制 

验 控制 

购 质 量 控制 
采购 品 的 控制 

外 包 过 程 的 控制 

制 和 生产 过 程 质量 控制 
工艺 准备 

元 器 件 、 零件 和 原材料 的 控制 
基础 设施 和 工作 环境 
关键 过 程控 制 
特殊 过 程控 制 
关键 件 、 重 要 件 的 控制 
试制 ,生产 准 备 状态 检查 
首 件 鉴定 

产品 质量 评审 

装配 质量 控制 
标识 和 可 追溯 性 
顾客 财产 
产品 防护 
监视 和 测量 
一 般 要 求 
过 程 检 验 

验收 试验 和 检验 


无 损 检 验 
试验 和 检验 记录 
不 合格 品 的 控制 
售后 服务 


1 
2 
3 
.4 例 行 试验 (典型 试验 ) 
5 
6 
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3.5.2 质量 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 
对 研制 产品 的 质量 及 其 质量 保证 工作 进行 全 面 和 系统 的 分 析 , 用 于 产品 质 
量 评审 ,是 产品 设计 和 定型 技术 文件 之 一 。 


2. 编制 时 机 

质量 分 析 报 告 在 产品 检验 合格 之 后 .交付 之 前 编写 。 作 为 产品 质量 评审 的 
提交 文件 。 

根据 需要 ,军工 产品 研制 质量 分 析 报告 可 按 产品 设计 质量 分 析 报 告 和 产品 
生产 质量 分 析 报 告 分 开 编 写 。 

3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 任务 书 , 研 制 合同 ,质量 保证 大 纲 ,相关 技术 文件 ,适用 的 标 
准 .规范 ,法规 及 有 关 质 量 管理 体系 文件 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 907A 一 2006( 产 品质 量 评审 》 要 求 编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

研制 过 程 简介 

技术 指标 符合 任务 书 情况 
产品 技术 状态 符合 情况 
质量 保证 大 岗 执行 情况 
质量 保证 大 岗 的 编制 
质量 工作 原则 与 质量 目标 
管理 职责 
文件 和 记录 的 控制 

质量 信息 的 管理 

技术 状态 管理 

人 员 培 训 和 资格 考核 
顾客 沟通 
设计 过 程 质量 控制 

10 试验 控制 

11 采购 质量 控制 

12 试制 和 生产 过 程 质量 控制 
产品 性 能 符合 技术 指标 情况 
产品 质量 情况 


‘OO 0 ND a 0 DD ~ 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
0. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
06. 
8 





质量 问题 及 归 零 情况 
.X (质量 问题 X) 
. X.1 问题 描述 

. X.2 原因 分 析 

. X.3 纠正 措施 

. X.4 归 零 情况 
10 专项 评审 结论 
10. 义 〈 专 项 评审 X) 
10. X.1 评审 过 程 
10.X.2 评审 结论 
11 产品 质量 结论 


9 
9 
a 
9 
9 
9 





3.5.3 ”配套 产品 、 原 材料、 元 器 件 及 检测 设备 的 质量 和 定点 供应 情况 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 产品 研制 生产 所 需 的 配套 产品 、 原 材料 \ 元 器 件 及 检测 设备 的 质量 
和 定点 供应 情况 ,以 确保 产品 质量 可 靠 并 有 稳定 的 供 货 来 源 , 是 产品 生产 定型 的 
依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 宜 编写 ,在 生产 定型 阶段 应 当 编 写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :质量 保证 大 纲 ,产品 规范 ,材料 规范 ,有 关 质 量 管理 体系 文件 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文 寿 

产品 简介 

配套 产品 的 质量 和 定点 供应 情况 


配套 原材料 .元 器 件 的 质量 和 定点 供应 情况 
配套 检测 设备 的 质量 和 定点 供应 情况 
结论 性 意见 





3.5.4 质量 管理 报告 


1. 文件 用 途 
对 产品 的 生产 质量 及 其 质量 保证 工作 进行 全 面 和 系统 的 总 结 , 用 于 产品 生 
177 


产 定 型 阶段 质量 评审 ,是 产品 生产 定型 技术 文件 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 生产 定型 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,产品 规范 ,工艺 规范 ,材料 规范 ,质量 保证 大 纲 ,有 天 
质量 管理 体系 文件 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 907A 一 2006( 产 品质 量 评 审 》 要 求 编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

产品 生产 过 程 简 介 

质量 保证 大 岗 执行 情况 
质量 保证 大 纲 的 编制 

质量 工作 原则 与 质量 目标 
管理 职责 
文件 和 记录 的 控制 

质量 信息 的 管理 

技术 状态 管理 

人 员 培 训 和 资格 考核 

顾客 沟通 

设计 过 程 质量 控制 (可 省 略 ) 
.10 试验 控制 

.11 采购 质量 控制 

.12 试制 和 生产 过 程 质量 控制 
试制 和 生产 过 程 质量 控制 情况 
工艺 准备 

元 器 件 、 零 件 和 原材料 的 控制 
基础 设施 和 工作 环境 
关键 过 程控 制 
特殊 过 程控 制 
关键 件 、 重 要 件 的 控制 
试制 ,生产 准备 状态 检查 
首 件 鉴定 

产品 质量 评审 

10 装配 质量 控制 

11 标识 和 可 追溯 性 


© OO 


SO 0: I 3 RS 


| 

2 

3 

4 

4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4 

4 

4 

9 

5。 
9。 
5。 
9， 
5。 
9。 
95。 
9. 
5, 
9, 
95。 





5.12 顾客 财产 

5.13 产品 防护 

5.14 监视 和 测量 

5.15 不 合格 品 的 控制 

5.16 售后 服务 

6 产品 技术 状态 更 改 控 制 情况 
6.1 设计 更 改 及 其 控制 情况 

6.2 工艺 更 改 及 其 控制 情况 

6.3 技术 文件 更 改 及 其 控制 情况 
7 产品 性 能 符合 技术 指标 情况 
8 产品 质量 情况 

9 质量 问题 及 归 零 情况 

9. X (质量 问题 X) 

9. X.1 问题 描述 

9. X.2 原因 分 析 

9.X.3 纠正 措施 

9. X.4 归 零 情况 

10 专项 评审 结论 

10.X (专项 评审 X) 

10. X.1 评审 过 程 

10.X.2 评审 结论 

11 产品 质量 结论 





3.6 风险 管理 文件 


3.6.1 风险 管理 计划 


1. 文件 用 途 

风险 管理 计划 具体 规定 为 了 满足 订购 方 的 要 求 所 需要 进行 的 风险 管理 工作 。 

2. 编制 时 机 

由 承 研 承 制 方 在 论证 阶段 提出 ,并 在 研制 周期 的 每 个 阶段 更 新 ,使 其 详细 程 
度 和 途径 与 阶段 目标 一 致 。 在 系统 设计 审查 之 前 ,提交 使 用 部 门 批准 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,工作 分 解 结构 ， 
研制 方案 ,GJB 2993 一 1997《 武 器 装备 研制 项 目 管理 ),GJB 5852 一 2006《 装 备 研 
制 风险 分 析 要 求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 
1 范围 

2 引用 文件 

3 产品 概述 

3.1 功能 特点 

3.2 任务 要 求 

3.3 在 工作 分 解 结构 中 的 位 置 

3.4 研制 阶段 

4 风险 管理 策略 和 方法 

5 组 织 机 构 

6 风险 管理 过 程 和 程序 

6.1 风险 规划 

6.2 风险 评估 

6.3 风险 处 理 

6.4 风险 监控 

7 风险 管理 信息 系统 、 文 件 及 报告 





3.6.2 风险 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 
对 产品 研制 的 技术 风险 .进度 风险 和 费用 风险 等 进行 分 析 , 将 风险 控制 在 可 
以 接受 的 程度 内 。 
2. 编制 时 机 
按照 风险 管理 计划 开展 风险 分 析 , 随 着 装备 研制 的 进展 反复 迭代 、 不 断 深 
入 ,并 贯穿 于 装备 研制 的 全 过 程 ,形成 风险 分 析 报 告 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 ,研制 任务 书 ,工作 分 解 结构 ,研制 总 要 求 ,研制 方 案 , 风 
险 管理 计划 ,研制 计划 ,GJB 5852 一 2006《 装 备 研制 风险 分 析 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 5852 一 2006《 装 备 研 制 风 险 分 析 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 产品 概述 


3.1 功能 特点 
3.2 任务 要 求 





3.3 在 工作 分 解 结 构 中 的 位 置 
3.4 研制 阶段 

4 风险 分 析 过 程 

4.1 分 析 过 程 概述 

4.2 风险 识别 

4.3 风险 发 生 可 能 性 及 后 果 严 重 性 等 级 划分 准则 
4.4 风险 排序 准则 
4 
5 
5 
5 


.5 风险 接受 准则 

分 析 结 果 

.1 风险 源 清单 

.2 风险 排序 清单 

5.3 高 风险 项 目 处 置 措施 建议 
6 分 析 结 论 

附件 





3.6.3 技术 成 熟 度 评价 工作 计划 


1. 文件 用 途 
具体 规定 技术 成 熟 度 评价 工作 的 组 织 和 计划 进度 ,确保 按时 、 保 质保 量 地 
完成 技术 成 熟 度 评 价 工作 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 分 别 编制 。 
由 评价 工作 负责 人 根据 评价 决策 机 构 的 要 求 , 与 项 目 负 责 人 一 起 制定 ,并 就 
相关 内 容 及 时 与 评价 决策 机 构 进 行 协调 ,沟通 ,最 终 确定 评价 工作 计划 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
方案 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
1 项 目 概述 
2 技术 成 熟 度 评价 工作 组 


3 技术 成 熟 度 评价 工作 计划 表 





3.6.4 关键 技术 元 素 ( 初 始 候选 ) 清 单 


1. 文件 用 途 
关键 技术 元 素 初 始 候选 清单 由 项 目 负 责 人 制定 , 供 技术 成 熟 度 评价 工作 负 
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责 人 组 织 的 技术 成 熟 度 评价 工作 组 审核 ,以 协调 确定 最 终 的 关键 技术 元 素 清单 。 
关键 技术 元 素 清 单列 出 技术 成 熟 度 评价 的 对 象 。 
2. 编制 时 机 
按照 技术 成 熟 度 评价 工作 计划 ,在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 分 别 编 制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
方案 ,工作 分 解 结构 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 项 目 概述 
2 工作 分 解 结构 或 技术 分 解 结构 


3 技术 元 素 未 列 入 关键 技术 元 素 ( 初 始 候选 ) 清 单 的 详细 解释 说 明 
4 关键 技术 元 素 ( 初 始 候选 ) 清 单 及 其 解释 说 明 





3.6.5 技术 成 熟 度 评价 报告 


1. 文件 用 途 

系统 全面、 详细 地 展示 项 目 技术 成 熟 度 评价 过 程 和 评价 结果 ,并 给 出 不 成 
熟 关 键 技 术 元 素 改进 到 所 需 技术 成 熟 度 等 级 的 技术 成 熟 计 划 建 议 。 

2. 编制 时 机 

按照 技术 成 熟 度 评 价 工作 计划 ,在 完成 技术 成 熟 度 评价 后 编制 。 通 篆 ,应 在 
方案 阶段 转 工 程 研制 阶段 前 完成 第 一 次 技术 成 熟 度 评 价 , 在 工程 研制 阶段 转 设 
计 定 型 阶段 前 完成 第 二 次 技术 成 熟 度 评价 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
方案 ,工作 分 解 结构 ,技术 成 熟 度 评价 工作 计划 ,关键 技术 元 素 初始 候选 清单 , 关 
键 技 术 元 素 清 单 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 项 目 概述 
1.1 项 目 目 标 
1.2 国内 外 发 展现 状 与 差距 分 析 


1.3 主要 研究 内 容 
1.4 应 用 背景 和 应 用 范围 





1.5 系统 简介 (对 与 系统 相关 的 项 目 ) 
2 技术 成 熟 度 评价 工作 概况 
2.1 技术 成 熟 度 评价 工作 组 . 
2. 2 技术 成 熟 度 评价 工作 计划 
2.3 技术 成 熟 度 评价 工作 计划 执行 情况 
3 关键 技术 元 素 识别 

3.1 关键 技术 分 解 结构 或 系统 分 解 结构 
3.2 关键 技术 元 素 清 单 

4 关键 技术 元 素 成 熟 度 评价 
4.1 技术 成 熟 度 等 级 及 判定 细则 
4.2 关键 技术 元 素 成 熟 度 评价 
4.2.X 第 义 个 关键 技术 元 素 
4.3 评价 结果 小 结 

5 结论 与 建议 

5.1 结论 

5.2 建议 

附件 关键 技术 元 素 评价 资料 





3.6.6 技术 成 熟 计划 


1. 文件 用 途 

列 出 不 成 熟 关 键 技术 元 素 改 进 到 所 需 技术 成 熟 度 等 级 时 需要 进行 的 活动 ， 
与 风险 管理 计划 相 结 合 ,降低 技术 风险 。 技 术 成 熟 计 划 提 供 的 信息 应 纳入 项 目 
研制 计划 中 ,以 细 化 或 修订 研制 计划 。 

2. 编制 时 机 

根据 技术 成 熟 度 评 价 报告 的 建议 ,分 别 在 方案 阶段 转 工程 研制 阶段 ,工程 研 
制 阶段 转 设计 定型 阶段 前 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 
方案 ,工作 分 解 结构 ,技术 成 熟 度 评价 工作 计划 ,关键 技术 元 素 初 始 候选 清单 , 关 
键 技术 元 素 清单 ,技术 成 熟 度 评价 报告 等 。 

4. 目次 格式 

推荐 的 目次 格式 如 下 : 


1 目的 
1.1 项 目的 目的 
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.2 技术 成 熟 计 划 的 目的 
技术 评价 

.1 前 期 独立 技术 评审 情况 
.2 前 期 技术 成 熟 度 评价 情况 
.3 技术 成 熟 度 等 级 定义 

4 技术 继承 性 

.5 当前 项 目 活动 和 技术 成 熟 情 况 
6 技术 成 熟 度 管理 
技术 成 熟 计 划 

.1 技术 成 熟 需求 

.2 全 寿命 周期 效益 

.3 具体 技术 的 成 熟 计 划 
.3. 双 第 X 项 技术 的 成 熟 计 划 
技术 成 熟 进度 表 
技术 成 熟 经 费 预算 

附录 





3.7 可 靠 性 文件 
3.7.1 可 靠 性 要 求 
1. 文件 用 途 
协调 确定 可 靠 性 定量 定性 要 求 , 以 满足 系统 战备 完好 性 和 任务 成 功 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 


在 装备 立项 综合 论证 过 程 中 ,提出 初步 的 可 靠 性 使 用 要 求 ;在 研制 总 要 求 的 
综合 论证 过 程 中 ,应 权衡 .协调 和 调整 可 靠 性 .维修 性 和 保障 系统 及 其 资源 要 求 ， 
以 合理 的 寿命 周期 费用 满足 系统 战备 完好 性 和 任务 成 功 性 要 求 ;在 方案 阶段 结 
束 前 ,应 确定 可 靠 性 使 用 要 求 的 目标 值 和 门限 值 ,并 将 其 转换 为 合同 中 的 规定 值 
和 最 低 可 接受 值 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 : 武 硕 装备 的 主要 作战 使 用 性 能 要 求 ,通用 规范 ,GJB 450A 一 2004 
《装备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 保障 性 术语 》， 
GJB 1909A 一 2009《 装 备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 论证 》,GJB 3872 一 1999《 装 备 
综合 保障 通用 要 求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,.GJB 1909A 一 2009《 装 
备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 论证 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
概述 
装备 的 使 命 和 任务 
装备 使 用 方案 .设计 方案 和 保障 方案 
故障 定义 和 判断 准则 
装备 可 靠 性 定性 定量 要 求 及 约束 条 件 
装备 可 靠 性 要 求 确定 的 过 程 和 分 析 方 法 
装备 可 靠 性 要 求 可 验证 性 分 析 
10 装备 可 靠 性 专项 经 费 预 计 分 析 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
4 
8 
9 





3.7.2 可 靠 性 工作 项 目 要 求 


1. 文件 用 途 
针对 产品 所 处 的 层次 ,选择 并 确定 可 靠 性 工作 项 目 , 以 可 接受 的 寿命 周期 费 
用 实现 规定 的 可 靠 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 编制 ,最 迟 在 方案 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,可 靠 性 要 求 ， 
GJB 450A 一 2004 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ;) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 可 靠 性 工作 项 目 选 择 原则 
4 可 靠 性 工作 项 目 选 择 权 衡 分 析 
5 可 靠 性 工作 项 目 主要 实施 内 容 





3.7.3 可 靠 性 计划 


1. 文件 用 途 
对 可 靠 性 工作 提出 总 要 求 、 做 出 总 体 安排 ;对 订购 方 应 完成 的 工作 做 出 安 
排 ; 明 确 对 承 制 方 可 靠 性 工作 的 要 求 ;协调 可 靠 性 工作 中 订购 方 和 承 制 方 以 及 订 
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购 方 内 部 的 关系 。 

2. 编制 时 机 

订购 方 应 在 装备 立项 综合 论证 开始 时 制定 并 实施 可 靠 性 计划 。 随 着 可 靠 性 
工作 的 开展 ,应 不 断 补充 ,完善 可 靠 性 计划 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可靠 性 
工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 保障 性 术语 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

总 体 要 求 和 安排 

管理 和 实施 机 构 及 其 职责 

论证 工作 安排 
信息 工作 要 求 与 安排 

对 承 制 方 监督 与 控制 工作 安排 
评审 工作 要 求 与 安排 

可 靠 性 评估 与 改进 工作 要 求 与 安排 
10 工作 进度 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
8 
| 





3.7.4 可 靠 性 工作 计划 (可 靠 性 大 纲 ) 


1. 文件 用 途 

承 制 方 制定 可 靠 性 工作 计划 (可 靠 性 大 纲 ) ,是 为 了 有 计划 地 组 织 、 指 
挥 协调、 检查 和 控制 全 部 可 靠 性 工作 ,以 确保 产品 满足 合同 规定 的 可 靠 性 
要 求 。 

2. 编制 时 机 

承 制 方 应 从 方案 阶段 开始 就 制定 可 靠 性 工作 计划 , 随 着 研制 的 进展 不 断 完 
善 。 当 订购 方 的 要 求 变 更 时 ,计划 应 做 相应 的 更 改 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,可靠 性 要 求 , 可 靠 性 工作 项 目 
要 求 , 可 靠 性 计划 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
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1 范围 

2 引用 文件 

3 可 靠 性 要 求 

4 可 靠 性 工作 项 目 
5 实施 细则 

6 可 靠 性 工作 管理 机 构 及 职责 
7 

8 

9 

9 

9 


可 靠 性 工作 实施 机 构 及 职责 
可 靠 性 工作 与 其 他 工作 协调 的 说 明 
实施 计划 所 需 相 关 数 据 资料 
.1 数据 资料 种 类 及 获取 途径 
.2 数据 资料 传递 方式 与 程序 
10 可 靠 性 评审 安排 
11 关键 问题 
11.1 关键 问题 种 类 及 其 对 可 靠 性 工作 的 影响 
11.2 关键 问题 的 解决 方法 或 途径 
12 可 靠 性 工作 进度 安排 
13 相应 的 保证 条 件 与 资源 等 





3.7.5 可 靠 性 模型 


1. 文件 用 途 

建立 产品 的 可 靠 性 模型 ,用 于 定量 分 配 、 预 计 和 评价 产品 的 可 靠 性 。 

2. 编制 时 机 

最 早 应 在 方案 阶段 建立 可 靠 性 模型 , 随 着 系统 研制 工作 的 进展 ,可 靠 性 模型 
应 不 断 修改 完善 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可靠 性 
工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 保障 性 术语 》,GJB 813 一 1990 
《可 靠 性 模型 的 建立 和 可 靠 性 预计 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》GJB 813 一 1990《 可 靠 
性 模型 的 建立 和 可 靠 性 预计 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 
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3 定义 产品 
3.1 概述 
3.2 步骤 


4 确定 产品 可 靠 性 框图 
5 确定 产品 可 靠 性 数学 模型 
运行 比 





3.7.6 可 靠 性 分 配 


1. 文件 用 途 

将 产品 (装备 ) 的 可 靠 性 指标 ,由 上 到 下 、 由 整体 到 局 部 逐 级 分 配 到 规定 的 产 
品 层次 (分 系统 设备、 软件 等 ) ,以 此 作为 可 靠 性 设计 和 提出 外 协 、 外 购 产 品 可 靠 
性 定量 要 求 的 依据 。 


2. 编制 时 机 
可 靠 性 分 配 应 在 研制 阶段 早期 即 开 始 进行 , 且 是 一 个 反复 迭代 的 过 程 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 方案 ,可 靠 性 模型 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 
性 工作 通用 要 求 》, GJB/Z 23 一 1991《 可 靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 
求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 23 一 1991《 可 靠 
性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

待 分 配 的 可 靠 性 指标 及 其 来 源 

系统 组 成 及 特点 

货架 产品 及 单独 有 可 靠 性 指标 要 求 的 产品 的 清单 及 其 可 靠 性 水 平 
分 配 原则 


分 配 余 量 的 确定 及 其 理由 

不 直接 参加 分 配 部 分 的 可 靠 性 影响 

有 关 说 明 

10 分 配方 法 的 选择 及 影响 选择 的 各 种 因素 
11 最 终 分 配 结果 


‘OO co I a 0 DD ~ 





3.7.7 可 靠 性 预计 


1. 文件 用 途 

预计 产品 的 基本 可 靠 性 和 任务 可 靠 性 ,评价 所 提出 的 设计 方案 是 否 满足 规 
定 的 可 靠 性 定量 要 求 , 并 从 中 发 现 设 计 的 薄弱 环节 ,为 改进 设计 提供 依据 。 

2. 编制 时 机 

可 靠 性 预计 工作 应 与 产品 设计 同步 进行 ,在 产品 研制 的 各 个 阶段 ,可 靠 性 预 
计 应 反复 迭代 ,以 使 预计 结果 与 产品 的 技术 状态 始终 保持 一 致 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,可 靠 性 模型 ,可 靠 性 分 配 , GJB 
450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》, GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 
保障 性 术语 》,GJB 813 一 1990《 可 靠 性 模型 的 建立 和 可 靠 性 预计 ,GJB/Z 
299C 一 2006《 电 子 设备 可 靠 性 预计 手册 》, MIL 一 HDBK 一 217F《 电 子 设备 可 
靠 性 预计 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》GJB 813 一 1990《 可 靠 
性 模型 的 建立 和 可 靠 性 预计 编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
产品 的 可 靠 性 指标 
产品 的 组 成 及 工作 原理 
产品 的 可 靠 性 模型 
选择 预计 的 方法 
预计 的 假设 条 件 
数据 来 源 及 数据 的 有 效 性 
可 靠 性 预计 过 程 

10 预计 结果 

11 薄弱 环节 分 析 及 结论 
12 改进 措施 与 建议 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
8 





3.7.8 故障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 


1. 文件 用 途 
故障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 (FMECA) 是 由 “故障 模式 及 影响 分 析 ” 
(FMEA) 和 “人 危害 性 分 析 ”(CA) 所 组 成 。CA 是 FMEA 的 补充 和 扩展 ,只 有 进行 
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表 3.1 


分 析 产 品 中 所 有 可 能 产生 的 故 
障 模式 及 其 对 产品 所 造成 的 所 
有 可 能 影响 ,并 按 每 一 个 故障 模 
式 的 严酷 度 及 其 发 生 概率 予以 
分 类 的 一 种 自 下 而 上 进行 归纳 


的 分 析 技 术 


. 找 出 产品 的 所 有 可 能 的 故障 
模式 及 其 影响 ,并 进行 定性 、 
定量 的 分 析 , 进 而 采取 相应 
措施 ,并 确认 风险 低 于 可 接 
受 水 平 ; 

. 为 确定 严酷 度 为 工 工 类 故 
障 模式 清单 和 单 点 故障 模式 
清单 提供 定性 、 定 量 依据 ; 

. 作为 维修 性 (M)、 安 全 人 性 
(S) ,测试 性 (T) ,保障 性 (S) 
设计 与 分 析 的 输入 ; 

. 为 确定 可 靠 性 试验 、 寿 命 试 
验 的 产品 项 目 清 单 提供 
依据 ; 

. 为 确定 关键 .重要 件 清 单 提 
供 定 性 .定量 信息 


FMEA ,才能 进行 CA。 它们 的 目的 .用 途 见 表 3. 1 。 
FMECA FMEA 和 CA 的 目的 .用途 


分 析 产 品 中 所 有 可 能 产生 的 故 
障 模式 及 其 对 产品 所 造成 的 所 
有 可 能 影响 ,并 按 每 一 个 故障 模 
式 的 严酷 度 予 以 分 类 的 一 种 自 
下 而 上 进行 归纳 的 分 析 技 术 


. 找 出 产品 的 所 有 可 能 的 故障 
模式 及 其 影响 ,并 进行 定性 
分 析 , 进 而 采取 相应 的 措施 ; 

. 为 确定 严酷 度 为 1、[[ 类 故 
障 模式 清单 和 单 点 故障 模式 
清单 提供 定性 依据 ; 

. 作为 维修 性 (M)、 安 全 人 性 
(S) ,测试 性 (T) 、 保 障 性 (S) 
设计 与 分 析 的 输入 ; 

. 为 确定 可 靠 性 试验 、 寿 命 试 
验 的 产品 项 目 清 单 提供 
依据 ; 

. 为 确定 关键 .重要 件 清 单 提 
供 定性 信息 


按 每 一 个 故障 模式 的 
严酷 度 及 其 发 生 的 概 
率 所 产生 的 综合 影响 
进行 划 等 分 类 


主要 从 风险 分 析 的 角 
度 对 FMEA 进行 补 
充 、 扩 展 





2. 编制 时 机 
FMECA 方法 在 产品 寿命 周期 各 阶段 的 应 用 见 表 3. 2。 
表 3.2 在 产品 寿命 周期 各 阶段 选用 的 FMECA 方法 


论证 阶段 与 工程 研制 阶段 i ee 
方案 阶段 ( 含 设计 定型 ) 
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功能 FMECA; 硬件 FMECA 
硬件 FMECA， jodi ie 
软件 FMECA， 过 程 FMECA . 





. DMECA, 
过 程 FMECA 






DMECA 
过 程 FMECA 









分 析 研 究 产品 功能 
设计 的 缺陷 与 薄弱 
环节 ,为 产品 功能 设 


计 的 改进 和 方案 的 
权衡 提供 依据 


3. 编制 依据 


分 析 研 究 产品 硬件 、 
软件 .过程 和 生存 性 
与 易 损 性 设计 的 缺 
陷 与 薄弱 环节 ,为 产 
品 的 硬件 .软件 、 工 
艺 和 生存 性 与 易 损 
性 设计 的 改进 提供 
依据 


( 续 ) 
A 活 工 
论证 阶段 与 A 生产 阶段 使 用 阶段 
方案 阶段 ( 含 设计 定型 ) 


分 析 研 究 产 品 工 艺 
过 程 的 缺陷 和 薄弱 
环节 ,为 产品 工艺 设 
计 的 改进 提供 依据 


分 析 研 究 产品 使 用 过 程 
中 实际 发 生 的 故障 、 原 
因 及 其 影响 ,为 提高 产 
品 使 用 可 靠 性 和 进行 产 
品 的 改进 、 改 型 或 新 产 
品 的 研制 提供 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,人 研制 方案 ,详细 设计 ,GB 7826 一 1987《 失 
效 模式 和 效应 分 析 (FMEA ) 程 序 》,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 
求 》,GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 指 南 》,GJB/Z 23 一 1991 
《可 靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 ) 等 。 


4. 目次 格式 


按照 GJB/Z 1391 一 2006( 故 障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 指 南 》,GJB/Z 23 一 
1991《 可 靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文件 
概述 
.1 基本 情况 


.2 基本 准则 和 假设 


.3 分 析 方 法 
.4 故障 判 据 


.5 其 他 有 关 解 释 和 说 明 


功能 原理 
系统 定义 


表 的 格式 及 其 填写 说 明 
.1 FMEA 表 的 格式 及 其 填写 说 明 
.2 CA 表 的 格式 及 其 填写 说 明 


结论 与 建议 
FMECA 清单 
附件 





3.7.9 故障 树 分 析 


1. 文件 用 途 

运用 演绎 法 逐 级 分 析 , 寻 找 导 致 某 种 故障 事件 ( 顶 事 件 ) 的 各 种 可 能 原因 , 直 
到 最 基本 的 原因 ,并 通过 逻辑 关系 的 分 析 确 定 潜在 的 硬件 、 软 件 的 设计 缺陷 ,以 
便 采取 改进 措施 。 

2. 编制 时 机 

故障 树 分 析 (FTA) 适 用 于 产品 工程 研制 阶段 的 设计 分 析 和 事故 后 原因 
分 析 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,故障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 ， 
GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 
保障 性 术语 》,GJB/Z 768A 一 1998 故 障 树 分 析 指 南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 768A 一 1998《 故 障 树 分 析 指 南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
产品 描述 
FTA 约定 
故障 树 建造 
故障 树 定性 分 析 
故障 树 定量 分 析 
分 析 结 论 和 建议 
附件 


] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





3.7.10 潜在 通路 分 析 


1. 文件 用 途 

在 假设 所 有 元 融 件 及 部 件 均 未 失效 的 情况 下 ,从 系统 工程 的 角度 ,通过 湾 在 
通路 分 析 工 作 ,发 现 通路 中 可 能 存在 的 、 或 在 一 定 的 激励 条 件 下 可 能 产生 非 期 望 
功能 或 抑制 期 望 功能 的 潜在 状态 ,以 保证 通路 安全 可 靠 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 饶 制 阶段 完成 潜在 通路 分 析 工 作 后 编制 。 

潜在 通路 分 析 工 作 通 常 在 系统 设计 基本 完成 .能 提供 完整 设计 资料 的 情况 
下 进行 ,最 理想 的 时 机 是 在 试 样 或 正 样 阶段 之 后 ,设计 定型 之 前 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,研制 任务 书 ,技术 说 明 书 ,电路 
图 ,元 器 件 目录 ,GJB450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

任务 分 析 范 围 

收集 和 处 理 数 据 

.1 数据 收集 

.2 数据 审核 

.3 数据 预 处 理 

网 络 森 林 生 成 或 路 径 追 踪 

应 用 潜在 通路 分 析 线 索 表 进 行 分 析 
.1 潜在 功能 分 析 检 查 

.2 设计 检查 

.2.1 潜在 路 径 

.2.2 潜在 时 序 

.2.3 潜在 指示 

.2.4 潜在 标志 

分 析 结 论 

.X 潜在 问题 X 

. X. 1 (潜在 问题 X) 描 述 

. X. 2 (潜在 问题 X) 和 危害 性 

. X. 3 (潜在 问题 X) 改 进 措施 建议 





3.7.11 电路 容 差 分 析 


1. 文件 用 途 

分 析 电 路 的 组 成 部 分 在 规定 的 使 用 温度 范围 内 其 参数 偏差 和 寄生 参数 对 电 
路 性 能 容 差 的 影响 ,并 根据 分 析 结果 提出 相应 的 改进 措施 。 

2. 编制 时 机 

电路 容 差 分 析 工 作 应 在 产品 详细 设计 阶段 已 经 具备 了 电路 的 详细 设计 资料 
后 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 , 研 制 方案 ,电路 图 ,元 器 件 目录 ,GJB 
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450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 89 一 1997《 电 路 容 差 分 析 指 
南 》,GJB/Z 223 一 2005《 最 坏 情 况 电 路 分 析 指 南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》、.GJB/Z 89 一 1997《 电 路 
容 差 分 析 指 南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

电路 描述 
电路 特性 的 极限 要 求 
容 差 分 析 考 虑 的 设计 参数 
容 差 分 析 方 法 选择 

容 差 分 析 过 程 

分 析 结 论 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
~” 
8 





3.7.12 可 靠 性 设计 准则 


1. 文件 用 途 

通过 制定 并 贯彻 型 号 可 徘 性 设计 准则 ,将 有 助 于 保证 .提高 型 号 可 靠 性 的 一 
系列 设计 要 求 设 计 到 产品 中 去 。 

2. 编制 时 机 

可 靠 性 设计 准则 在 方案 阶段 就 应 着 手 制定 ,并 在 型 号 初步 设计 和 详细 设计 
阶段 认真 贯彻 实施 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 (包括 工作 说 明 )， 
人 研制 方案 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》, 国 内 外 有 关 规 范 、 标 准 
和 手册 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 产品 概述 
4 可 靠 性 设计 准则 





3.7.13 元 器 件 、 零 部 件 和 原材料 选择 与 控制 


1. 文件 用 途 

制定 元 器 件 . 零 部 件 和 原材料 的 选择 与 控制 要 求 , 尽 可 能 地 减少 元 器 件 、 夫 
部 件 .原材料 的 品种 ,保持 和 提高 产品 的 固有 可 靠 性 ,降低 保障 费用 的 寿命 周期 
费用 。 

2. 编制 时 机 

在 研制 阶段 的 早期 就 开始 进行 对 元 器 件 的 选择 .应 用 和 控制 工作 ,并 贯穿 于 
产品 寿命 周期 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,GJB 450A 一 2004( 装 备 可 徘 性 
工作 通用 要 求 》, GJB 3404 一 1998《 电 子 元 器 件 选用 管理 要 求 》, GJB/Z 299C 一 
2006《 电 子 设备 可 靠 性 预计 手册 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
控制 要 求 
标准 化 要 求 
优选 目录 
禁止 和 限制 使 用 的 种 类 和 范围 
应 用 指南 (包括 降 额 准则 或 安全 系数 ) 
试验 和 筛选 的 要 求 与 方法 
参加 信息 交换 网 的 要 求 


1 
2 
3 
1 
5 
6 
8 
9 





3.7.14 可 靠 性 关键 项 目 


1. 文件 用 途 

确定 和 控制 其 故障 对 安全 性 .战备 完好 性 、 任 务 成 功 性 和 保障 要 求 有 重大 影 
啊 的 项 目 , 以 及 复杂 性 高 、 新 技术 含量 高 或 费用 昂贵 的 项 目 。 

2. 编制 时 机 

可 靠 性 关键 项 目的 确定 和 控制 应 是 一 个 动态 过 程 ,可 从 方案 阶段 开始 ,通过 
定期 评审 来 评审 可 靠 性 关键 项 目 控制 和 试验 的 有 效 性 ,并 对 可 靠 性 关键 项 目 清 
单 及 其 控制 计划 和 方法 进行 增 减 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 方案 ,故障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 ， 
故障 树 分 析 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 23 一 1991《 可 
靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 
列 蝴 | 交 御 
可 靠 性 关键 项 目的 判别 准则 


可 靠 性 关键 项 目的 确定 方法 
可 靠 性 关键 项 目 清 单 

可 靠 性 关键 项 目 控制 方法 
可 靠 性 关键 项 目 试验 要 求 





3.7.15 测试 .包装 .贮存 装卸、 运输 和 维修 对 产品 可 靠 性 的 影响 


1. 文件 用 途 
通过 测试 与 分 析 确 定 功 能 测试 ,包装 .贮存 、 装 御 、. 运 输 和 维修 对 产品 可 靠 性 
的 影响 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 可 以 根据 需要 编制 ;在 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 完成 编制 ; 
在 生产 与 使 用 阶段 如 进行 了 设计 更 改 也 应 相应 修订 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,人 研制 方案 ,可 靠 性 要 求 , 可 靠 性 工作 计划 ， 
GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 功能 测试 .包装 、 贮 存 、 装 印 、 运 输 和 维修 的 条 件 
4 功能 测试 ,包装 .贮存 . 装 务 、 运 输 和 维修 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 


4.1 功能 测试 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 
4.2 包装 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 
4.3 贮存 对 产品 可 人 靠 性 的 影响 分 析 
4.4 装 印 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 





4.5 运输 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 
4.6 维修 对 产品 可 靠 性 的 影响 分 析 


5 分 析 结 论 
6 改进 措施 建议 





3.7.16 有 限 元 分 析 


1. 文件 用 途 

对 产品 的 机 械 强 度 和 热 特性 等 进行 分 析 和 评价 ,尽早 发 现 承载 结构 和 材料 
的 薄弱 环节 及 产品 的 过 热 部 分 ,以 便 及 时 采取 设计 改进 措施 。 

2. 编制 时 机 

一 般 在 产品 初始 设计 方案 之 后 ,详细 设计 完成 之 前 , 当 产 品 的 结构 和 材料 设 
计 特 性 清晰 明确 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,研制 方案 ,可 靠 性 工作 计划 ,GJB 450A 一 
2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
分 析 对 象 
分 析 方 法 


分 析 步 又 
分 析 结 论 
设计 改进 措施 建议 





3.7.17 耐久 性 分 析 


1. 文件 用 途 
发 现 可 能 过 早 发 生 耗 损 故 障 的 零 部 件 , 确 定 故 障 的 根本 原因 和 可 能 采取 的 
纠正 措施 。 


2. 编制 时 机 
随 着 产品 设计 过 程 的 进展 ,耐久 性 分 析 应 迭代 进行 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :人 研制 总 要 求 ,研制 合同 ,人 研制 方案 ,寿命 期 环境 剖面 ,使 用 环境 文 
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件 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3 分析 对 象 

4 分 析 方 法 

分 析 过 程 

1 工作 与 非 工 作 寿 命 要 求 
2 载荷 和 环境 应 力 
.3 特性 识别 

.3.1 结构 特性 识别 
.3.2 材料 特性 识别 
3.3 工艺 特性 识别 
3 

4 

5 

6 


.3.4 强度 特性 识别 

可 能 发 生 耗 损 故 障 的 故障 部 位 和 故障 机 理 
预期 时 间 内 的 故障 判 据 

寿命 计算 
分 析 结 论 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 设计 改进 措施 建议 





3.7.18 环境 应 力 筛选 


1. 文件 用 途 

为 研制 和 生产 的 产品 建立 并 实施 环境 应 力 筛选 程序 ,以 便 发 现 和 排除 不 良 
元 器 件 .制造 工艺 和 其 他 原因 引入 的 缺陷 造成 的 早期 故障 。 

2. 编制 时 机 

环境 应 力 筛选 可 用 于 装备 的 研制 和 生产 阶段 及 大 修 过 程 , 应 根据 筛选 效果 
对 环境 应 力 筛选 方法 进行 调整 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,GJB 
450A 一 20044《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》，,GJB 1032 一 1990《 电 子 产品 环境 应 力 
筛选 方法 》,GJB/Z 34 一 1993《 电 子 产品 定量 环境 应 力 筛选 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
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1 范围 

2 引用 文件 

3 受 筛 产品 说 明 及 清单 

4 筛选 设备 要 求 

5 检测 仪器 仪表 及 其 精度 说 明 
6 筛选 方法 
6. 
6. 
6. 
6. 


1] 应 力 类 型 和 水 平 
2 通 / 断 电 要 求 
3 检测 要 求 
4 无 故障 要 求 
性 能 检测 项 目 
8 筛选 过 程 及 故障 记录 
9 实施 和 监督 部 门 及 其 职责 





3.7.19 可 靠 性 增长 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 

可 靠 性 增长 试验 的 目的 是 使 产品 处 于 模拟 实际 使 用 的 环境 条 件 下 ,暴露 产 
品 的 潜在 缺陷 , 找 出 设计 和 制造 过 程 中 的 薄弱 环节 ,分 析 原 因 , 采 取 纠 正 措施 ,并 
验证 纠正 措施 的 有 效 性 。 通 过 系统 地 消除 失效 原因 ,使 产品 的 可 靠 性 得 到 提高 。 
可 靠 性 增长 试验 大 纲 是 描述 可 靠 性 增长 试验 目的 要求 和 程序 的 纲领 性 文件 ,用 
于 规范 可 靠 性 增长 试验 工作 。 

2. 编制 时 机 

在 (方案 阶段 可 选择 进行 可 靠 性 增长 试验 ) 研 制 阶段 的 可 靠 性 增长 试验 前 制 
定 可 靠 性 增长 试验 大 纲 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,试验 与 评定 总 计划 ,通用 规范 ， 
产品 规范 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 1407 一 1992《 可靠 
性 增长 试验 》,GJB/Z 77 一 1995《 可 靠 性 增长 管理 手册 》,GJB 899A 一 200%( 可靠 
性 鉴定 和 验收 试验 等。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》GJB 1407 一 1992《 可靠 
性 增长 试验 编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 
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试验 目的 

受 试 产品 说 明 及 要 求 
1 受 试 产品 说 明 

1.1 受 试 产品 组 成 

1.2 受 试 产品 功能 

.2 受 试 产品 要 求 

.2.1 受 试 产品 技术 状态 

2.2 受 试 产 品 数量 

试验 设备 及 检测 仪器 的 说 明和 要 求 
1 试验 设备 的 说 明和 要 求 

.2 检测 仪器 的 说 明和 要 求 
试验 方案 

.1 产品 初始 可 靠 性 水 平 

.2 可 靠 性 增长 起 始 时 间 

.3 增长 率 

.4 计划 的 可 靠 性 增长 曲线 

.5 试验 截 尾 

试验 条 件 

.1 标准 大 气 条 件 

.2 试验 环境 条 件 

.2.1 电 应 力 

.2.2 温度 应 力 

2.3 湿度 应 力 

2.4 振动 应 力 

性 能 、 功 能 的 检测 要 求 

故障 判 据 、 故 障 分 类 和 故障 统计 
试验 数据 的 收集 .记录 和 处 理 的 要 求 
预防 性 维修 的 要 求 

试验 进度 安排 

故障 分 析 改进 设计 情况 

受 试 产品 的 最 后 处 理 

组 织 机 构 及 试验 管理 的 规定 
其 他 有 关 事 项 


3 
1 
4. 
4. 
4. 
1 
+ 
4. 
9 
5. 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
站 
7 
4 
Fi 
7 
Ys 
# 
8 
9 


[| 
mm OO 





3.7.20 可 靠 性 增长 试验 报告 


“1. 文件 用 途 
用 于 报告 可 靠 性 增长 试验 情况 和 试验 结果 。 
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2. 编制 时 机 

在 可 靠 性 增长 试验 结束 以 后 30 天 内 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,可靠 性 增长 试验 大 纲 ,GJB 150A 一 200% 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方 
法 》,GJB 841 一 1990% 故 障 报告 、 分 析 和 纠正 措施 系统 》,GJB 899A 一 200%( 可靠 
性 鉴定 和 验收 试验 》,GJB 1032 一 1990《 电 子 产 品 环境 应 力 筛 选 方法 》, GJB 
1407 一 1992《 可 靠 性 增长 试验 ),GJB/Z 299C 一 2006《 电 子 装备 实验 室 可 靠 性 预 
计 和 手册 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1407 一 1992《 可 靠 性 增长 试验 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


试验 内 容 和 目的 

试验 依据 

试验 的 日 历时 间 和 地 点 

试验 的 样本 量 、 样 机 状态 及 累积 试验 时 间 

试验 中 所 使 用 的 环境 条 件 说 明 

试验 中 所 使 用 的 试验 装置 及 测试 仪表 的 说 明 

应 力 施 加 方法 说 明 

试验 中 发 生 的 故障 次 数 、 故 障 分 类 及 故障 处 理 情况 
可 靠 性 评估 方法 及 结果 

10 其 他 需要 说 明 的 有 关 事 项 


] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





3.7.21 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 


1. 文件 用 途 

用 于 全 面 规划 装备 的 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 工 作 , 为 装备 开展 可 靠 性 鉴定 
(验收 ?试验 提 供 依 据 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 的 设计 定型 阶段 ,进行 可 靠 性 鉴定 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 鉴定 试验 
方案 。 

在 产品 的 生产 阶段 ,进行 可 靠 性 验收 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 验收 试验 方案 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合 同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,GJB 150A 一 2009《 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》,GJB 450A 一 2004 
《装备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 899A 一 200% 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 ;等 。 
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4. 目次 格式 

按照 GJB 899A 一 2009《 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 试验 目的 
2 试验 对 象 及 数量 

3 统计 试验 方案 .判决 风险 的 确定 原则 

4 综合 环境 条 件 的 确定 原则 

8 

6 

人 


试验 场所 的 确定 原则 
评审 点 的 设置 
试验 进度 

8 其 他 要 求 





3.7.22 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 大 纲 


1. 文件 用 途 
可 靠 性 鉴定 试验 大 纲 用 于 规范 可 靠 性 鉴定 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,验证 
产品 的 设计 是 否 达 到 了 规定 的 可 靠 性 要 求 。 
可 靠 性 验收 试验 大 纲 用 于 规范 可 靠 性 验收 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,验证 
产品 的 生产 是 否 继续 满足 规定 的 可 靠 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
在 产品 的 设计 定型 阶段 ,进行 可 靠 性 鉴定 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 鉴定 试验 
大 纲 。 
在 产品 的 生产 阶段 ,进行 可 靠 性 验收 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 验收 试验 大 纲 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,可靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 ,GJB 150A 一 200% 军 用 装备 实验 室 环境 
试验 方法 》,GJB 450A 一 20044 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 899A 一 2009《 可 
靠 性 鉴定 和 验收 试验 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 899A 一 200% 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 ?编写 ,目次 格式 如 下 : 
试验 目的 和 适用 范围 
引用 标准 和 文件 
受 试 产 品 说 明和 要 求 
试验 统计 方案 
综合 环境 条 件 
试验 设施 和 测试 设备 要 求 





7 受 试 产品 检测 项 目 及 合格 判 据 
8 故障 判 据 、 分 类 和 统计 原则 
9 试验 前 有 关 工 作 


10 试验 过 程 中 的 监测 及 记录 要 求 
11 故障 的 报告 和 处 理 要 求 
12 有 关 问 题 的 说 明 





3.7.23 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 程 序 


1. 文件 用 途 

用 于 规范 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 的 试验 程序 ,以 保证 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 
验 大 纲 的 实施 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 的 设计 定型 阶段 ,进行 可 靠 性 鉴定 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 鉴定 试验 
程序 。 

在 产品 的 生产 阶段 ,进行 可 靠 性 验收 试验 之 前 ,编写 可 靠 性 验收 试验 程序 。 

3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合 同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 , 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 大 纲 , GJB 
150A 一 200% 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 》,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工 
作 通 用 要 求 》,GJB 899A 一 200% 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 ;等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 899A 一 200% 可靠 性 鉴定 和 验收 试验 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
试验 设施 和 测试 设备 
综合 环境 条 件 及 其 施加 方式 
试验 检测 
试验 开始 前 有 关 工 作 


试验 实施 步骤 
故障 处 理 程序 
试验 设施 故障 处 理 程 序 





3.7.24 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 报 告 


1. 文件 用 途 
用 于 报告 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 情况 和 试验 结果 。 
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2. 编制 时 机 
在 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 结束 之 后 30 天 内 完成 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 , 研 制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 , 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 大 纲 , 可靠 性 鉴 
定 ( 验 收 ) 试 验 程 序 ,GJB 150A 一 2009《 军 用 装备 实验 室 环境 试验 方法 ),GJB 
450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》,GJB 899A 一 2009《 可 靠 性 鉴定 和 验收 
试验 ;等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 899A 一 200% 可靠 性 鉴定 和 验收 试验 ?编写 ,目次 格式 如 下 : 
1 试验 内 容 、 目 的 和 结论 
2 试验 依据 
3 试验 时 间 、 地 点 及 参 试 人 员 
4 受 试 产品 说 明 
5 试验 统计 方案 
6 综合 环境 条 件 及 应 力 施 加 方法 说 明 
7 试验 设施 和 仪器 情况 


8 试验 前 准备 工作 情况 

9 试验 过 程 描述 

10 试验 中 发 生 的 故障 次 数 、 故 障 分 类 及 故障 处 理 情 况 
11 可 靠 性 评估 结论 

12 存在 的 问题 和 建议 

13 其 他 需要 说 明 的 有 关 事 项 





3.7.25 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 总 结 


1. 文件 用 途 

对 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 情况 进行 全 面 总 结 。 

2. 编制 时 机 

可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 结束 之 后 , 视 情 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,试验 与 评定 总 计划 ， 
产品 规范 ,可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验方 案 , 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 大 纲 , 可 靠 性 鉴 
定 ( 验 收 ) 试 验 程 序 , 可 靠 性 鉴定 (验收 ) 试 验 报告 ,GJB 150A 一 200% 军 用 装备 实 
验 室 环境 试验 方法 》, GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》, GJB 
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899A 一 2009《 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 899A 一 2009《 可 靠 性 鉴定 和 验收 试验 编写, 目次 格式 如 下 : 
试验 依据 
组 织 机 构 
试验 方案 
试验 过 程 


故障 情况 
纠正 措施 
试验 结论 
试验 总 结 


ee 





3.7.26 可 靠 性 分 析 评 价 


1. 文件 用 途 
是 对 整个 研制 过 程 中 开展 的 可 靠 性 工作 情况 和 产品 可 靠 性 满足 研制 总 要 求 
情况 的 总 结 性 报告 ,是 产品 设计 定型 文件 之 一 。 
2. 编制 时 机 
在 完成 产品 工程 研制 和 设计 定型 试验 后 ,申请 设计 定型 之 前 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,研制 方案 ,可 靠 性 要 求 , 可 靠 性 工作 计划 ， 
可 靠 性 模型 ,可 靠 性 分 配 ,可 靠 性 预计 ,可 靠 性 试验 大 纲 , 可 靠 性 试验 报告 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 450A 一 2004《( 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
产品 概述 
.1 产品 任务 
.2 产品 组 成 
.3 产品 功能 
可 靠 性 要 求 


.1 可 靠 性 定性 要 求 
.2 可 靠 性 定量 要 求 
可 靠 性 设计 与 分 析 
可 靠 性 试验 情况 
结论 





3.7.27 使 用 期 间 可 靠 性 信息 收集 计划 


1. 文件 用 途 
规范 装备 使 用 期 间 可 靠 性 信息 收集 的 程序 和 要 求 , 进 行使 用 期 间 可 靠 性 信 
息 分 析 传递 和 贮存 使 用 的 方法 方式 .内 容 和 时 限 等 。 


2. 编制 时 机 
在 装备 使 用 阶段 前 完 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
维修 性 、 测 试 性 信息 收集 计划 ,GJB 1686A 一 2005《 装 备 质 量 信息 管理 通用 要 
求 》,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

1 范围 : 
2 引用 文件 

3 信息 收集 和 分 析 的 部 门 .单位 和 人 员 及 其 职责 

4 信息 收集 工作 的 管理 与 监督 要 求 


5 信息 收集 的 范围 .方法 和 程序 

6 信息 分 析 、 处 理 、 传 递 的 要 求 和 方法 
7 信息 分 类 与 故障 判别 准则 

8 信息 审核 .汇总 的 安排 





3.7.28 使 用 期 间 可 靠 性 信息 分 类 与 编码 


1. 文件 用 途 

按 标准 要 求 统一 可 靠 性 信息 分 类 ,信息 单元 \ 信 息 编 码 , 使 使 用 可 靠 性 信息 
收集 工作 规范 化 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 阶段 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
可 靠 性 信息 收集 计划 ,GJB 1686A 一 2005《 装 备 质量 信息 管理 通用 要 求 》,GJB 
1775 一 1993《 装 备 质 量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 》,GB 7027 一 2002《 信 
息 分 类 和 编码 的 基本 原则 与 方法 》,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 
求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 1775 一 1993《 装 备 质量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 ) 编 写 ， 
目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 信息 分 类 
4 信息 单元 的 设置 
4.1 与 故障 有 关 的 信息 单元 
4.2 与 维修 有 关 的 信息 单元 
4.3 与 使 用 环境 有 关 的 信息 单元 
4.4 与 XX 有关 的 信息 单元 
5 信息 项 的 预 置 
6 信息 编码 
6.1 产品 故障 信息 代码 
6.2 产品 维修 信息 代码 
6.3 产品 使 用 环境 信息 代码 
6.4 产品 YY 信息 代码 
7 与 其 他 信息 收集 工作 的 协调 





3.7.29 使 用 期 间 可 靠 性 评估 计划 


1. 文件 用 途 

用 来 规范 参与 使 用 期 间 可 靠 性 评估 各 方 的 职责 及 进行 评估 的 内 容 、 方 法 和 
程序 等 ,评估 装备 在 实际 使 用 条 件 下 达到 的 可 靠 性 水 平 , 验 证 装备 是 否 满足 规定 
的 使 用 可 靠 性 要 求 。 


2. 编制 时 机 : 
使 用 期 间 可 靠 性 评估 计划 应 在 装备 部 署 前 完成 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
可 靠 性 信息 收集 计划 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

1 范围 

2 引用 文件 


3 参与 评估 各 方 及 其 职责 





装备 概述 
数据 及 其 要 求 
评估 准则 


评估 内 容 

评估 方法 及 程序 
所 需 资 源 

10 与 其 他 评估 的 协调 





3.7.30 使 用 期 间 可 靠 性 评估 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 使 用 期 间 可 靠 性 评估 情况 及 结果 。 

2. 编制 时 机 

装备 初始 部 署 一 个 基本 作战 单元 后 开始 进行 初始 使 用 可 靠 性 评估 ,之 后 完 
成 初始 使 用 期 间 可 靠 性 评估 报告 ;装备 全 面部 署 后 进行 后 续 使 用 可 靠 性 评估 ,之 
后 完成 后 续 使 用 期 间 可 靠 性 评估 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
可 靠 性 信息 收集 计划 ,部 队 实 际 使 用 条 件 下 收集 的 各 种 数据 ,有 关 专 门 试验 ,使 
用 期 间 可 靠 性 评估 计划 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
数据 的 评价 
评估 过 程 
评估 结论 
纠正 措施 
改进 建议 
有 关 说 明 


1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 





3.7.31 使 用 期 间 可 靠 性 改进 计划 


1. 文件 用 途 
规范 使 用 期 间 可 靠 性 改进 工作 的 组 织 和 实施 人 员 及 其 职责 ,改进 内 容 程序 
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及 其 他 方面 的 要 求 和 安排 等 ,对 装备 使 用 中 暴露 的 可 靠 性 问题 采用 改进 措施 ,以 
提高 装备 的 使 用 可 靠 性 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 阶段 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
可 靠 性 信息 收集 计划 ,部 队 实 际 使 用 条 件 下 收集 的 各 种 数据 ,有 关 专 门 试验 ,使 
用 期 间 可 靠 性 评估 报告 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 , 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

确定 改进 项 目 及 其 目标 
改进 方案 


改进 单位 \ 人 员 及 其 职责 
经 费 安排 

进度 安排 

验证 要 求 和 方法 

与 其 他 改进 项 目的 协调 和 权衡 





3.7.32 使 用 期 间 可 靠 性 改进 项 目 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 使 用 期 间 可 靠 性 改进 情况 和 改进 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 进行 了 使 用 期 间 可 靠 性 改进 工作 后 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合 同 ,研制 计划 ,研制 方案 ,产品 规范 ,使 用 期 间 
可 靠 性 改进 计划 ,GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 450A 一 2004《 装 备 可 靠 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 改进 计划 的 执行 情况 





4 各 项 目 改进 过 程 
5 改进 结果 分 析 


6 有 关 说 明 
7 有 关 建 议 





3.8 维修 性 文件 


3.8.1 维修 性 要 求 


1. 文件 用 途 

协调 并 确定 维修 性 定量 定性 要 求 ,以 满足 系统 战备 完好 性 、 任 务 成 功 性 要 求 
和 保障 资源 等 约束 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 立项 综合 论证 过 程 中 ,应 提出 初步 的 使 用 维修 性 要 求 ;在 方案 阶段 结 
束 转 人 工程 研制 前 ,应 确定 使 用 维修 性 要 求 的 目标 值 和 门限 值 , 并 将 其 转换 为 合 
同 中 的 规定 值 和 最 低 可 接受 值 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 的 主要 作战 使 用 性 能 要 求 , 通 用 规范 ,GJB 368B 一 2009 
《装备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 1909A 一 2009《 装 备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 
论证 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》GJB 1909A 一 2009《 装 
备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 论 证 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

概述 

装备 的 使 命 和 任务 

装备 使 用 方案 、 设 计 方 案 和 保障 方案 
故障 定义 和 判断 准则 

装备 维修 性 定性 定量 要 求 及 约束 条 件 
装备 维修 性 要 求 确定 的 过 程 和 分 析 方 法 
装备 维修 性 要 求 可 验证 性 分 析 

10 装备 维修 性 专项 经 费 预计 分 析 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 





3.8.2 维修 性 工作 项 目 要 求 


1. 文件 用 途 

选择 并 确定 维修 性 工作 项 目 , 以 可 接受 的 寿命 周期 费用 ,实现 规定 的 维修 性 
要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 研制 立项 综合 论证 时 开始 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 要 求 ,GJB 368B 一 2009 
《装备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

范围 


引用 文件 


维修 性 工作 项 目的 选择 
维修 性 工作 项 目 与 其 他 工程 的 协调 
维修 性 工作 项 目的 实施 内 容 





3.8.3 维修 性 计划 


1. 文件 用 途 

全 面 规划 装备 寿命 周期 的 维修 性 工作 ,制定 并 实施 维修 性 计划 ,以 保证 维修 
性 工作 顺利 进行 。 

2. 编制 时 机 

订购 方 应 在 立项 论证 阶段 制定 维修 性 计划 , 随 着 装备 论证 、 研 制 . 生 产 \、 使 用 
的 进展 ,订购 方 应 不 断 调整 .完善 相关 阶段 维修 性 计划 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 200%( 装 备 维修 性 工作 通用 
要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 保障 性 术语 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 总 体 要 求 和 安排 





4 管理 和 实施 机 构 及 其 职责 
5 维修 性 及 其 工作 项 目 要 求 论证 工作 的 安排 
6 维修 性 信息 工作 的 要 求 与 安排 


7 对 承 制 方 监督 与 控制 工作 的 安排 


8 评审 工作 的 要 求 与 安排 

9 试验 与 评价 工作 的 要 求 与 安排 

10 使 用 期 间 维修 性 评价 与 改进 工作 的 要 求 与 安排 
11 工作 进度 及 经 费 安排 

12 与 其 他 计划 的 协调 





3.8.4 维修 性 工作 计划 


1. 文件 用 途 

制定 并 实施 维修 性 工作 计划 ,以 确保 产品 满足 合同 规定 的 维修 性 要 求 。 

2. 编制 时 机 

承 制 方 在 方案 论证 中 制定 初始 的 维修 性 工作 计划 , 随 着 研制 的 进展 不 断 完 
善 。 当 订购 方 的 要 求 变 更 时 ,计划 应 做 必要 的 相应 更 改 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 维 修 性 计划 ,研制 合同 ,通用 规范 ,GJB 368B 一 
200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 保障 性 术 
语 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
维修 性 要 求 和 维修 性 工作 项 目的 要 求 
各 项 维修 性 工作 项 目的 实施 细则 
管理 和 实施 机 构 及 其 职责 
维修 性 工作 与 其 他 工作 协调 的 说 明 


维修 性 工作 所 需 数据 资料 
1 数据 资料 种 类 及 获取 途径 
2 数据 资料 传递 方式 与 程序 
维修 性 评审 安排 

关键 问题 分 析 

10 工作 进度 





3.8.5 维修 性 模型 


1. 文件 用 途 

建立 产品 的 维修 性 模型 ,用 于 定量 分 配 、 预 计 与 评定 产品 的 维修 性 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 即 可 根据 需要 建立 模型 。 只 要 硬件 设计 许可 ,即使 还 没有 可 利 
用 的 定量 的 输入 数据 ,也 应 尽早 建立 模型 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,通用 规范 ,维修 性 计划 ,维修 性 工作 计划 ， 
GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 451A 一 2005《 可 靠 性 维修 性 
保障 性 术语 》,GJB/Z 145 一 2006《 维 修 性 建 模 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 145 一 2006《 维 修 性 建 模 指 南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3 建 模 的 目的 、 时 机 与 用 途 
4 建 模 的 参数 


5 相关 信息 、 资 料及 维修 约束 条 件 
6 建立 模型 
7 确认 模型 





3.8.6 维修 性 分 配 


1. 文件 用 途 

(1) 为 产品 或 产品 各 组 成 的 设计 人 员 提 供 维 修 性 设计 指标 ,以 使 产品 最 终 
符合 规定 的 维修 性 要 求 ; 

(2) 提供 一 种 维修 性 记录 与 跟踪 手段 ; 

(3) 在 涉及 几 个 转 承 制 方 或 供应 方 时 ,维修 性 分 配 可 以 作为 承 制 方 的 一 种 
维修 性 管理 工具 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 即 可 开始 分 配 工作 ,重复 进行 维修 性 分 配 和 预计 ,直到 获得 合理 
的 分 配 值 为 止 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,研制 计划 ,维修 性 计划 ,维修 性 工作 计划 ， 
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GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 57 一 1994《 维 修 性 分 配 与 
预计 手册 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 57 一 1994《 维 修 性 分 配 与 预计 手册 编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引 期 文 而 
维修 性 分 配 的 条 件 
维修 性 分 配 的 主要 依据 
使 用 需求 分 析 

功能 层次 分 析 


维修 方案 
8 维修 频率 
9 分 配 的 指标 
10 分 配 原 则 
11 分 配方 法 及 影响 因素 
12 分 配 结果 





3.8.7 ”维修 性 预计 


1. 文件 用 途 

估计 产品 的 维修 性 ,评价 所 提出 的 设计 方案 在 规定 的 保障 条 件 下 ,是否 能 满 
足 规定 的 维修 性 定量 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 即 可 进行 维修 性 预计 ,反复 进行 ,并 随 设计 更 改 和 有 关 信 息 的 增 
加 而 调整 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,人 研制 计划 ,维修 性 计划 ,维修 性 工作 计划 ， 
维修 性 分 配 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 57 一 1994《 维 
修 性 分 配 与 预计 手册 ;等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 57 一 1994《 维 修 性 分 配 与 预计 手册 编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 维修 性 预计 的 条 件 





4 维修 性 预计 的 主要 依据 
5 使 用 需求 分 析 

6 功能 层次 分 析 

7 维修 方案 
8 
9 


维修 频率 
预计 的 各 种 假设 
10 预计 的 参数 
11 预计 方法 

12 相关 数据 

13 预计 结果 





3.8.8 故障 模式 及 影响 分 析 一 一 维修 性 信息 


1. 文件 用 途 
确定 可 能 的 故障 模式 及 其 对 产品 工作 的 影响 ,以 便 确定 需要 的 维修 性 设计 
特征 ,包括 故障 检测 隔离 系统 的 设计 特征 。 
2. 编制 时 机 
对 于 功能 FMEA 一 般 用 于 产品 的 论证 方案 阶段 或 工程 研制 阶段 早期 。 硬 
件 、 软 件 、. 过程 FMEA 编制 时 机 参照 GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 、 影 响 及 危害 
性 分 析 指 南 》 的 要 求 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,维修 性 要 求 ,研制 合 同 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 2009 
《装备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 
指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 指 南 ) 编 写 ,目次 格 
式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
系统 定义 
故障 模式 分 析 
故障 原因 分 析 


故障 影响 及 严酷 度 分 析 

故障 检测 方法 分 析 

设计 改进 与 使 用 补偿 措施 分 析 
FMEA 的 实施 





3.8.9 维修 性 分 析 


1. 文件 用 途 
分 析 从 承 制 方 的 各 种 报告 中 得 到 的 数据 和 从 订购 方 得 到 的 信息 ,以 建立 能 
够 实现 维修 性 要 求 的 设计 准则 、 对 设计 方案 进行 权衡 .确定 和 量化 维修 保障 要 
求 .向 维修 保障 计划 提供 输入 ,并 证 实 设计 符合 维修 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
承 制 方 应 在 初步 设计 评审 时 向 订购 方 提交 一 份 维修 性 分 析 项 目 清 单 。 各 有 
关 的 单项 研究 和 分 析 应 协调 进行 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 
工作 通用 要 求 》,GJB/Z 23 一 1991《 可 靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
产品 简 述 
数据 与 信息 
维修 性 分 析 项 目 
维修 性 分 析 方 法 
分 析 过 程 及 结果 
更 改建 议 
资源 要 求 建议 


1 
2 
3 
1 
9 
6 
7 
8 
9 





”3.8.10 抢修 性 分 析 


1. 文件 用 途 
分 析 评 价 潜在 战场 损伤 的 抢修 快捷 性 与 资源 要 求 ,并 为 战场 抢修 分 析 提 供 
相应 输入 。 


2. 编制 时 机 
在 研制 装备 过 程 中 应 尽早 进行 战场 抢修 性 分 析 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 
工作 通用 要 求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 
3 


数据 与 信息 
4 确定 潜在 战场 损伤 
5 抢修 工作 类 型 分 析 
6 资源 要 求 建议 

7 更 改建 议 





3.8.11 维修 性 设计 准则 


1. 文件 用 途 
将 维修 性 的 定量 和 和 定性 要 求 及 使 用 和 保障 约束 转化 为 具体 的 产品 设计 准 
则 ,以 指导 和 检查 产品 设计 。 
2. 编制 时 机 
在 初步 设计 评审 时 提交 一 份 设计 准则 及 其 来 源 的 文件 ,并 得 到 订购 方 认 可 。 
在 详细 设计 评审 时 应 最 终 确定 其 内 容 和 说 明 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求人 研制 合同 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 
工作 通用 要 求 》, 适 用 的 设计 手册 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 产品 概述 
4 维修 性 设计 准则 





3.8.12 维修 保障 计划 和 保障 性 分 析 的 输入 


1. 文件 用 途 
为 制定 详细 的 维修 保障 计划 和 进行 保障 性 分 析 准 备 输入 ,使 维修 性 工作 项 
目的 有 关 输 出 与 保障 性 分 析 的 输入 要 求 相 协调 。 
2. 编制 时 机 
工程 赋 制 阶段 前 即 可 开始 编制 此 文件 。 随 着 维修 性 分 析 的 深入 和 维修 性 设 
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计 准 则 的 确立 而 及 时 修正 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 模型 ,维修 性 分 析 ,维修 性 设计 准则 ， 
GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 使 用 保障 要 求 
4 维修 性 工作 项 目 说 明 
5 X X 阶段 维修 性 分 析 结 果 清 单 





3.8.13 维修 性 核查 方案 


1. 文件 用 途 
对 贯穿 于 从 零 部 件 到 系统 的 整个 研制 过 程 的 维修 性 试验 与 评定 工作 制定 实 
施 方案 ,检查 与 修正 维修 性 分 析 与 验证 所 用 的 模型 及 数据 ,鉴别 设计 缺陷 ,以 便 
采取 纠正 措施 ,实现 维修 性 的 持续 增长 。 
2. 编制 时 机 
方案 阶段 即 编 制 维修 性 核查 方案 , 随 着 研制 的 进展 而 不 断 完 善 , 用 以 指导 在 
不 同 产品 层次 上 反复 进行 的 维修 性 核查 工作 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,研制 计划 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 
工作 通用 要 求 》,GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2072 一 1994《( 维 修 性 试验 与 评定 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 概述 
4 组 织 
5 试验 场地 与 资源 
6 实施 
6 
6 


.1 准备 
.2 试验 
6.3 评定 





6.4 试验 与 评定 报告 


7 监督 与 管理 
8 试验 经 费 





3.8.14 维修 性 核查 报告 


1. 文件 用 途 

记录 核查 过 程 及 结果 的 文件 。 

2. 编制 时 机 

维修 性 核查 结束 后 ,完成 核查 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合 同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,维修 性 核查 
方案 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试 
验 与 评定 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

核查 方案 简 述 
核查 情况 简 述 
数据 汇总 及 分 析 
分 析 结 论 

相关 影响 的 评估 
纠正 措施 

改进 建议 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3.8.15 维修 性 验证 计划 


1. 文件 用 途 

维修 性 验证 是 一 种 正规 .严格 的 检验 性 试验 评定 ,验证 产品 的 维修 性 ( 含 测 
试 性 ) 是 否 符合 合同 规定 要 求 。 维 修 性 验证 计划 主要 包括 维修 性 验证 目的 、 要 求 
和 程序 等 内 容 , 用 来 规范 维修 性 验证 工作 的 实施 。 

2. 编制 时 机 

应 于 产品 工程 研制 开始 时 基本 确定 , 随 着 研制 的 进展 ,逐步 调整 ,并 在 产品 
设计 定型 阶段 进行 维修 性 验证 之 前 确定 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 ， 
GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 
评定 》,GJB/Z 23 一 1991《 可 靠 性 和 维修 性 工程 报告 编写 一 般 要 求 ) 等 。 


4. 


目次 格式 


按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
3. 
3。 
3. 
1 
5 
6 
7 
8 
9 


验证 的 目的 、 指 标 和 要 求 

验证 的 方法 及 选用 的 理由 

结合 其 他 试验 进行 的 理由 、 方 法 及 注意 事项 
1 结合 其 他 试验 进行 的 理由 

2 结合 其 他 试验 进行 的 方法 

3 结合 其 他 试验 进行 的 注意 事项 

受 试 样品 、 试 验 用 设备 、 设 施 以 及 所 需 维 修 作 业 数 
试验 组 的 组 成 人员 资格 及 职责 

有 关 情 况 的 规定 或 处 理 原则 

试验 总 时 间 和 详细 的 试验 实施 计划 

收集 数据 的 内 容 与 属性 

订购 方 参加 验证 的 时 机 与 程度 


10 验证 试验 安全 保证 要 求 





3.8.16 维修 性 验证 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 维修 性 验证 试验 情况 和 试验 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 维修 性 验证 试验 结束 后 ,完成 维修 性 验证 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,人 研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 , 维 
修 性 验证 计划 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》, GJB 2072 一 1994 
《维修 性 试验 与 评定 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 》 和 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 
定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 试验 概况 
2 试验 项 目 、. 步 又 和 方法 
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2.X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 
3 试验 数据 

4 试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
5 试验 结果 、 结 论 

5.1 试验 结果 

5.2 试验 结论 

6 存在 的 问题 和 改进 建议 
6 

7 

Y 

7 


.X 《存在 的 问题 X) 改 进 建议 

试验 照片 

.1 试验 样品 的 全 貌 、 主 要 侧面 照片 

.2 主要 试验 项 目 照 片 

.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
8 主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 

9 关于 编制 .训练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
9.1 关于 编制 的 意见 和 建议 

9.2 关于 训练 的 意见 和 建议 

9.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 

9.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 





3.8.17 维修 性 分 析 评 价 方案 


1. 文件 用 途 
通过 综合 利用 与 产品 有 关 的 各 种 信息 ,评价 产品 是 否 满 足 合 同 规定 的 维修 
性 要 求 。 主 要 用 于 难以 实施 维修 性 验证 的 复杂 装备 。 
2. 编制 时 机 
在 设计 定型 前 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 ,研制 合 同 , 人 研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 , 综 
合 保障 计划 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
数据 与 信息 


分 析 评 价 方法 的 确定 
评价 准则 

评价 报告 的 要 求 

有 关 评 审 的 安排 
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3.8.18 维修 性 分 析 评 价 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 维修 性 评价 情况 和 评价 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 , 维 
修 性 分 析 评 价 方案 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》,GJB 2072 一 
1994《 维 修 性 试验 与 评定 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文件 
数据 与 信息 的 收集 、 分 析 与 处 理 


分 析 评 价 过 程 
分 析 评 价 结论 
纠正 措施 
改进 建议 





3.8.19 维修 性 评估 报告 


1. 文件 用 途 

是 对 整个 研制 过 程 中 开展 的 维修 性 工作 情况 和 产品 维修 性 满足 研制 总 要 求 
情况 的 总 结 性 报告 ,是 产品 设计 定型 文件 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 完成 产品 工程 研制 和 设计 定型 试验 后 ,申请 设计 定型 之 前 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 , 维 
修 性 验证 大 纲 ,维修 性 验证 报告 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》， 
GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 
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产品 概述 
.1 产品 任务 
.2 产品 组 成 
.3 产品 功能 
维修 性 要 求 


.1 维修 性 定性 要 求 
.2 维修 性 定量 要 求 
维修 性 设计 与 分 析 
维修 性 试验 情况 
结论 


0 0 





3.8.20 使 用 期 间 维 修 性 信息 收集 计划 


1. 文件 用 途 

用 来 规范 装备 使 用 期 间 维 修 性 信息 收集 的 程序 和 要 求 , 进 行使 用 期 间 维 修 
性 信息 分 析 、 传 递 和 贮存 使 用 的 方法 方式. 内容 与 时 限 等 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 之 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,产品 规范 , 维 
修 性 分 析 评 价 方 案 , 综 合 保障 计划 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 
求 》,GJB 1686A 一 2005《 装 备 质 量 信息 管理 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

信息 收集 和 分 析 机 构 设 置 及 职责 
管理 与 监督 要 求 

信息 收集 的 范围 .方法 和 程序 


信息 分 析 、 处 理 \、 传 递 的 要 求 和 方法 
信息 分 类 与 维修 性 缺陷 判断 准则 
信息 审核 汇总 的 安排 

信息 收集 工作 与 其 他 工作 的 协调 


GD co ND a 本 —~ 





3.8.21 使 用 期 间 维修 性 信息 分 类 和 编码 


1. 文件 用 途 
按 标准 要 求 统 一 维修 性 信息 分 类 ,信息 单元 、 信 息 编 码 , 使 使 用 维修 性 信息 
收集 工作 规范 化 。 
2. 编制 时 机 
在 装备 使 用 之 前 完成 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,使 用 期 间 维 
修 性 信息 收集 计划 ,产品 规范 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》， 
GJB 1686A 一 2005《 装 备 质量 信息 管理 通用 要 求 》,GJB 1775 一 1993《 装 备 质量 与 
可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 》,GB 7027 一 2002《 信 息 分 类 和 编码 的 基本 原 
则 与 方法 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1775 一 1993《 装 备 质 量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 ) 编 写 ， 
目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 信息 分 类 
4 信息 单元 的 设置 
4.1 与 故障 有 关 的 信息 单元 
4.2 与 维修 有 关 的 信息 单元 
4.3 与 维修 资源 有 关 的 信息 单元 
4. 的 信息 单元 
5 信息 项 的 预 置 
6 信息 编码 
6.1 产品 故障 信息 代码 
6.2 产品 维修 信息 代码 
6.3 产品 维修 资源 信息 代码 
6.4 产品 …… 信 息 代码 
7 与 其 他 信息 收集 工作 的 协调 





3.8.22 使 用 期 间 维修 性 评价 计划 


1. 文件 用 途 
用 来 规范 参与 使 用 期 间 维修 性 评价 各 方 的 职责 及 进行 评价 的 内 容 、 方 法 和 
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程序 等 ,确定 装备 在 实际 使 用 条 件 下 达到 的 维修 性 水 平 ,评价 装备 是 否 满足 规定 


的 使 用 维修 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
使 用 期 间 维 修 性 评价 计划 应 在 装备 部 署 前 完成 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,使 用 期 间 维 
修 性 信息 收集 计划 ,产品 规范 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维 修 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维 修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

参与 评价 各 方 及 其 职责 
装备 概述 

数据 与 信息 

评价 准则 

评价 内 容 

评价 方法 及 程序 

所 需 资 源 

10 与 其 他 评价 的 协调 


1 

2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3.8.23 使 用 期 间 维 修 性 评价 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 使 用 期 间 维修 性 评价 情况 和 评价 结果 。 - 

2. 编制 时 机 

装备 初始 部 署 一 个 基本 作战 单元 后 开始 进行 初始 使 用 维修 性 评价 ,之 后 完 
成 初始 使 用 期 间 维修 性 评价 报告 ;装备 全 面部 署 后 进行 后 续 使 用 维修 性 评价 ,之 
后 完成 后 续 使 用 期 间 维 修 性 评价 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,使 用 期 间 维 
修 性 信息 收集 计划 ,使 用 期 间 维 修 性 评价 计划 ,产品 规范 ,部 队 实 际 的 使 用 条 件 
下 收集 的 各 种 数据 ,有 关 专 门 试验 ,GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 
求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
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范围 

引用 文件 
数据 的 评价 
分 析 过 程 


分 析 评 价 结论 
纠正 措施 
改进 建议 
有 关 说 明 


OO = "OB Os BB 





3.8.24 使 用 期 间 维 修 性 改进 计划 


1. 文件 用 途 

规范 使 用 期 间 维 修 性 改进 工作 的 组 织 和 实施 人 员 及 其 职责 ,改进 内 容 程序 
及 其 他 方面 的 要 求 和 安排 等 ,对 装备 使 用 期 间 暴 露 的 维修 性 问题 采用 改进 措施 ， 
以 提高 装备 的 维修 性 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 阶段 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,使 用 期 间 维 
修 性 信息 收集 计划 ,使 用 期 间 维 修 性 评价 计划 ,使 用 期 间 维修 性 评价 报告 ,产品 
规范 ,部 队 实 际 的 使 用 条 件 下 收集 的 各 种 数据 ,有 关 专 门 试验 ,GJB 368B 一 2009 
《装备 维修 性 工作 通用 要 求 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

确定 改进 项 目 及 其 目标 
改进 方案 

改进 单位 、 人 员 及 其 职责 


经 费 安排 

进度 安排 

验证 要 求 和 方法 

与 其 他 改进 项 目的 协调 和 权衡 


(OO 00 I OO 器 NN bp 





3.8.25 使 用 期 间 维 修 性 改进 报告 


1. 文件 用 途 
用 于 报告 使 用 期 间 维 修 性 改进 情况 和 改进 结果 。 
2. 编制 时 机 
在 进行 了 使 用 期 间 维 修 性 改进 后 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,维修 性 工作 计划 ,使 用 期 间 维 
修 性 信息 收集 计划 ,使 用 期 间 维修 性 评价 计划 ,使 用 期 间 维 修 性 改进 计划 ,使 用 
期 间 维 修 性 评价 报告 ,产品 规范 ,GJB 368B 一 2009《 装 备 维修 性 工作 通用 要 
求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 368B 一 200% 装 备 维修 性 工作 通用 要 求 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
3 改进 计划 的 执行 情况 
各 项 目 改进 过 程 


改进 结果 分 析 
有 关 说 明 
有 关 建 议 





3.9 测试 性 文件 


3.9.1 诊断 方案 


1. 文件 用 途 

协调 并 确定 装备 诊断 方案 ,以 满足 装备 战备 完好 性 .任务 成 功 性 、 安 全 性 要 
求 和 保障 资源 等 约束 。 

2. 编制 时 机 

论证 阶段 开始 编制 ,并 在 方案 阶段 进一步 细 化 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,维修 性 、 保 障 性 、 安 全 性 
分 析 所 得 到 的 数据 ,人 机 工程 分 析 结 果 ,GJB 2547A《 装 备 测 试 性 工作 通用 要 
求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

装备 简介 

装备 诊断 需求 

评价 准则 

权衡 方法 

装备 诊断 方案 

关键 功能 和 安全 关键 功能 的 褒 入 式 诊 断 要 求 及 能 力 
提高 装备 可 用 性 的 嵌入 式 诊断 要 求 及 能 力 
功能 检测 的 嵌入 式 诊断 要 求 及 能 力 

附加 区 入 式 诊断 要 求 及 能 力 

外 部 诊断 要 求 

BIT 能 力 范 围 

ATE 要 求 

技术 文件 要 求 

其 他 要 求 


1 
2 
3 
1 
9 
6 
7 
fs 
Fs 
和 
$y 
1 
Cs 
Ly 
7 


GD oo ~ 电 届 和 区 忆 手 





3.9.2 测试 性 要 求 


1. 文件 用 途 

协调 并 确定 装备 测试 性 定量 和 定性 要 求 , 以 满足 装备 战备 完好 性 \、 任 务 成 功 
性 、 安 全 性 要 求 和 保障 资源 等 约束 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 立项 综合 论证 过 程 中 ,确定 初步 的 测试 性 要 求 。 在 研制 总 要 求 论证 
过 程 中 ,明确 测试 性 要 求 。 在 方案 阶段 结束 前 应 最 后 确定 一 组 协调 的 测试 性 
要 求 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,进行 保障 性 
分 析 所 得 到 的 数据 ,人 机 工程 系统 分 析 报 告 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 
要 求 》GJB 1909A 一 2009《 装 备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 论 证 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 》,.GJB 1909A 一 2009《 装 备 可 靠 
性 维修 性 保障 性 要 求 论证 编写 ,目次 格式 如 下 : 
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范围 

引用 文件 

概述 

装备 的 使 命 和 任务 

装备 使 用 方案 、 设 计 方 案 和 保障 方案 
故障 定义 和 判断 准则 

装备 测试 性 定性 定量 要 求 及 约束 条 件 
装备 测试 性 要 求 确 定 的 过 程 和 分 析 方 法 
装备 测试 性 要 求 可 验证 性 分 析 

10 装备 测试 性 专项 经 费 预 计 分 析 


] 
2 
3 
1 
9 
6 
7 
8 
9 





3.9.3 测试 性 工作 项 目 要 求 


1. 文件 用 途 

选择 并 确定 测试 性 工作 项 目 , 以 合理 的 费用 实现 规定 的 测试 性 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 制定 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ， 
GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

范围 


引用 文件 


测试 性 工作 项 目的 选择 
测试 性 工作 项 目 与 其 他 工程 的 协调 
测试 性 工作 项 目的 实施 内 容 





3.9.4 测试 性 计划 


1. 文件 用 途 
全 面 规划 装备 寿命 周期 的 测试 性 工作 ,制定 并 实施 测试 性 计划 ,以 保证 测试 
性 工作 顺利 进行 。 
2. 编制 时 机 
在 装备 立项 综合 论证 开始 时 制定 测试 性 计划 , 随 着 装备 论证 研制、 生产 、 使 
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用 的 进展 ,订购 方 应 不 断 调 整 ,完善 测试 性 计划 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,诊断 方案 ,测试 性 要 求 , 测 试 性 工作 项 目 
要 求 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

总 体 要 求 和 安排 

管理 和 实施 机 构 及 其 职责 

有 关 论 证 工作 的 安排 

信息 工作 的 要 求 与 安排 

对 承 制 方 监督 与 控制 工作 的 安排 
评审 工作 的 要 求 与 安排 

试验 与 评价 工作 的 要 求 与 安排 
10 使 用 期 间 评 价 与 改进 工作 的 要 求 与 安排 
11 工作 进度 及 经 费 预算 安排 

12 与 其 他 计划 的 协调 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3.9.5 测试 性 工作 计划 


1. 文件 用 途 

明确 并 合理 地 安排 要 求 的 工作 项 目 , 以 确保 装备 满足 合同 规定 的 测试 性 
要 求 。 

2. 编制 时 机 

论证 阶段 可 根据 需要 编制 测试 性 工作 计划 。 测 试 性 工作 计划 是 一 个 动态 文 
件 , 随 着 研制 的 进展 应 不 断 完善 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 (包括 工作 说 明 )， 
测试 性 要 求 ,测试 性 工作 项 目 要 求 ,测试 性 计划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通 
用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 

1 范围 
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测试 性 要 求 和 工作 项 目 要 求 

各 项 工作 项 目 实 施 细则 

管理 和 实施 机 构 及 其 职责 

测试 性 工作 与 其 他 工作 协调 的 说 明 
有 关 数 据 资料 传递 方式 与 程序 


对 转 承 制 方 和 供应 方 的 监督 和 控制 
评审 工作 安排 
10 拟定 测试 性 增长 目标 和 增长 方案 
11 试验 与 评价 工作 安排 
12 关键 问题 及 影响 ,解决 方法 或 途径 
13 工作 进度 





3.9.6 测试 性 模型 


1. 文件 用 途 
建立 产品 的 测试 性 模型 ,用 于 分 配 、 预 计 、 设 计 和 评价 产品 的 测试 性 。 
2. 编制 时 机 
论证 阶段 可 根据 需要 建立 测试 性 模型 。 在 工程 研制 阶段 ,应 根据 设计 的 变 
更 和 使 用 保障 条 件 的 变化 及 时 对 模型 加 以 修改 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 测 试 性 要 求 , 可 靠 性 要 求 ,维修 性 要 求 , 保 障 性 要 求 ， 
产品 设计 资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 145 一 2006《 维 修 
性 建 模 指 南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 145 一 2006《 维 修 性 建 模 指 南 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
建 模 的 目的 、 时 机 与 用 途 
确定 建 模 的 参数 


有 关 人 信息、 资料 及 测试 约束 条 件 
建立 模型 
确认 模型 





3.9.7 测试 性 分 配 


1. 文件 用 途 
根据 可 靠 性 .任务 关键 性 和 技术 风险 等 要 求 ,将 产品 的 测试 性 定量 要 求 逐 层 
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分 配 到 规定 的 产品 层次 ,以 明确 产品 各 层次 的 测试 性 定量 要 求 。 
2. 编制 时 机 
应 尽 可 能 在 研制 的 早期 阶段 开始 分 配 工作 。 通 过 测试 性 预计 ,初步 预计 能 
够 达到 的 测试 性 水 平 ,重复 进行 分 配 和 预计 ,直到 获得 合理 的 分 配 值 为 止 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,测试 性 要 求 ,测试 性 模型 ,可 靠 性 要 求 ,维修 性 要 求 ， 
保障 性 要 求 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
测试 性 分 配 的 条 件 
分 配 的 指标 
分 配 原则 
分 配方 法 及 说 明 
分 配 过 程 
分 配 结果 及 其 合理 性 说 明 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 





3.9.8 测试 性 预计 


1. 文件 用 途 
根据 测试 性 设计 资料 估计 产品 的 测试 性 水 平 是 否 能 满足 规定 的 测试 性 定量 
要 求 。 | 
2. 编制 时 机 
必须 在 整个 研制 过 程 中 进行 测试 性 预计 ,并 且 是 反复 迭代 的 ,在 测试 性 验证 
之 前 ,也 应 进行 测试 性 预计 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,测试 性 要 求 ,测试 性 模型 ,产品 设计 资料 ,FMEA 报 
告 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 测试 性 预计 的 条 件 
4 预计 的 各 种 假设 





5 预计 的 参数 
6 预计 方法 及 说 明 
7 相关 数据 


8 预计 过 程 及 结果 
9 未 能 检测 与 隔离 的 功能 
10 改进 建议 





3.9.9 故障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 一 一 测试 性 信息 


1. 文件 用 途 

进行 故障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 (FMECA) ,为 产品 的 测试 性 设计 、 分 析 
及 试验 与 评价 提供 相关 信 : 息 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 .工程 研制 阶段 与 定型 阶段 进行 故障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 并 
形成 文件 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 可 靠 性 、 维 修 性 的 功能 及 硬件 FMECA 表 , 产 品 的 
设计 信息 ,收集 的 故障 检测 和 故障 隔离 能 力 有 关 的 数据 ,GJB 2547A《 装 备 测试 
性 工作 通用 要 求 》,GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 指 南 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 1391 一 2006《 故 障 模式 .影响 及 危害 性 分 析 指 南 》 编 写 , 目次 格 
式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
概述 
功能 原理 
系统 定义 


表 的 格式 及 其 填写 说 明 
FMECA 实施 

相关 信息 

与 其 他 工作 协调 的 说 明 


tO O00 和 ND 





3.9.10 测试 性 设计 准则 


1. 文件 用 途 
将 测试 性 要 求 及 使 用 和 保障 约束 转化 为 具体 的 产品 测试 性 设计 准则 ,指导 
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和 检查 产品 设计 。 

2. 编制 时 机 

方案 阶段 可 根据 需要 制定 测试 性 设计 准则 ,工程 研制 阶段 与 定型 阶段 必须 
编制 测试 性 设计 准则 。 测 试 性 设计 准则 应 随 着 研制 阶段 的 进展 及 时 改进 和 
完善 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,测试 性 要 求 ,产品 设计 资料 ,适用 的 设计 手册 ,GJB/ 
Z 91 一 1997《 维 修 性 设计 技术 手册 》,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 产品 概述 
4 测试 性 设计 准则 





3.9.11 固有 测试 性 设计 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 

分 析 .记录 系统 或 设备 设计 过 程 中 固有 测试 性 设计 工作 ,使 系统 或 设备 的 设 
计 便 于 进行 故障 检测 与 隔离 。 

2. 编制 时 机 

方案 阶段 即 开展 固有 测试 性 设计 ,编写 固有 测试 性 设计 分 析 报 告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 (包括 工作 说 明 ), 诊 断 方案 ,测试 性 要 求 ， 
测试 性 设计 准则 ,产品 设计 资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 

1 范围 

2 引用 文件 
3 产品 概述 
4 结构 设计 情况 


4.1 结构 与 功能 等 方面 的 合理 划分 
4.2 初始 化 
4.3 模块 接口 
4.4 测试 控制 





4.5 测试 观测 

4.6 元 器 件 选 择 

5 诊断 体系 结构 设计 情况 
.1 测试 点 布局 


.2 BIT 结构 设计 

.3 性 能 监测 结构 设计 

.4 故障 信息 的 存储 和 显示 结构 设计 
.5 中 央 测 试 系统 (CTS) 结 构 设计 

测试 性 设计 准则 落实 和 完善 情况 





3.9.12 测试 性 设计 准则 符合 性 报告 


1. 文件 用 途 

对 系统 或 设备 的 固有 测试 性 进行 分 析 , 以 确定 硬件 是 否 有 利于 测试 ,并 确定 
存在 的 问题 。 

2. 编制 时 机 


方案 阶段 根据 需要 选择 进行 固有 测试 性 分 析 与 评价 ,研制 阶段 进行 固有 测 
试 性 分 析 与 评价 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,诊断 方案 ,测试 性 要 求 ， 
产品 设计 资料 ,测试 性 设计 准则 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
测试 性 设计 准则 的 剪裁 
.1 剪裁 原则 
.2 设计 准则 的 修改 、 删 减 
.3 增加 的 设计 准则 
指定 加 权 系 数 


确定 固有 测试 性 最 低 要 求 值 
计 分 步骤 

.1 准则 适用 对 象 数 

.2 符合 准则 对 象 数 

.3 每 条 准则 的 得 分 

.4 每 条 准则 的 加 权 得 分 





6.5 固有 测试 性 值 
7 改进 建议 


3.9.13 诊断 能 力 设计 


1. 文件 用 途 

进行 嵌入 式 诊断 设计 和 外 部 诊断 设计 ,以 满足 规定 的 产品 测试 性 指标 要 求 。 

2. 编制 时 机 

方案 阶段 .生产 使 用 阶段 根据 需要 选择 进行 诊断 能 力 设计 ,研制 阶段 进行 诊 
断 能 力 设计 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ( 包 括 工作 说 明 ) ,诊断 方案 ,测试 性 要 求 ， 
测试 性 设计 准则 ,FMECA 一 测试 性 信息 ,固有 测试 性 设计 分 析 报 告 ,产品 设计 
资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

参考 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3 产品 概述 

4 诊断 能 力 设计 权衡 
5 诊断 策略 设计 

6 嵌入 式 诊断 详细 设计 
6.1 BIT 详细 设计 
6 
6 
6 
7 


.2 性 能 监测 详细 设计 

.3 中 央 论 断 系 统 (CTS) 详 细 设 计 
.4 故障 信息 的 显示 记录 和 输出 设计 
外 部 诊断 设计 

.1 测试 点 详细 设计 

7.2 诊断 逻辑 和 测试 程序 设计 

7.3 UUT 与 外 部 测试 设备 兼容 性 设计 





3.9.14 测试 要 求 文 件 


1. 文件 用 途 
作为 被 测 对 象 (UUT) 整 个 性 能 检验 和 诊断 步骤 的 源 文 件 使 用 ,并 作为 对 每 
个 UUT 在 其 维修 环境 中 (由 人 工 维 修 或 ATE 维修 ) 的 设备 的 要 求 。 还 为 UUT 
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设计 提供 详细 的 技术 状态 标识 和 测试 要 求 数据 ,以 保证 它们 之 间 有 相 兼 容 的 测 
试 程序 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 开始 编制 ,在 设计 定型 阶段 确定 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,接口 控制 文件 ,技术 状态 资料 , GJB 
3385 一 1998 测 试 与 诊断 术语 ) 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 术语 、 定 义 和 缩 略语 
4 技术 状态 资料 
5 UUT 资料 
5.1 一 般 信 息 
5.2 功能 和 性 能 
5.3 工作 原 于 
5.4 使 用 指南 
5.5 使 用 限制 
5.6 接口 定义 
5.7 图 样 
5.8 零件 目录 
6 UUT 测试 要 求 
6.X (测试 项 X) 
6. X.1 测试 要 求 
6.X.2 测试 流程 图 
6.X.3 验收 测试 程序 





3.9.15 测试 性 核查 计划 


1. 文件 用 途 
对 贯穿 于 整个 研制 过 程 中 的 不 断 进行 的 测试 性 分 析 与 评价 工作 制定 实施 计 
划 ,识别 测试 性 设计 缺陷 ,采取 纠正 措施 ,实现 测试 性 的 持续 改进 与 增长 。 
2. 编制 时 机 
方案 阶段 即 编制 测试 性 核查 计划 , 随 着 研制 的 进展 不 断 完 善 , 用 以 指导 在 不 
同 产品 层次 上 反复 进行 的 测试 性 核查 工作 。 
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3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ,测试 性 工作 计划 ,研制 试 
验 报 告 ,相关 数据 资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 


4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 

2 引用 文件 

3 概述 

4 组 织 

5 试验 场地 与 资源 
6 实施 

6.1 准备 

6.2 试验 

6.3 评定 

6.4 试验 与 评定 报告 
7 监督 与 管理 

8 试验 经 费 





3.9.16 测试 性 核查 报告 


1. 文件 用 途 

记录 核查 过 程 及 结果 的 文件 。 

2. 编制 时 机 

测试 性 核查 工作 结束 后 ,形成 测试 性 核查 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 ,测试 性 要 求 ,测试 性 工作 计划 ,测试 性 核查 计划 ,研制 
试验 报告 ,相关 数据 资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文件 
核查 的 产品 简介 


核查 方法 及 说 明 
数据 汇总 及 分 析 
核查 过 程 





7 核查 结论 
8 设计 缺陷 分 析 及 纠正 措施 


9 改进 建议 





3.9.17 测试 性 验证 试验 计划 


1. 文件 用 途 

测试 性 验证 试验 是 一 项 较 正规 、 严 格 的 测试 性 试验 ,评价 产品 是 否 满足 规定 
的 测试 性 要 求 。 测 试 性 验证 试验 计划 主要 包括 测试 性 验证 目的 ,要求 和 程序 等 
内 容 , 用 来 规范 测试 性 验证 试验 工作 。 

2. 编制 时 机 

应 在 产品 工程 研制 开始 时 基本 确定 测试 性 验证 试验 计划 ,并 随 着 研制 的 进 
展 ,逐步 调整 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ,FMECA 信息 ,使 用 维护 
说 明 书 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 》,GJB 2072 一 1994《 维 修 性 试验 
与 评定 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


验证 的 目的 、 指 标 和 要 求 

验证 的 方法 及 选用 的 理由 

结合 其 他 试验 进行 的 理由 、 方 法 及 注意 事项 

1 结合 其 他 试验 进行 的 理由 

2 结合 其 他 试验 进行 的 方法 

3 结合 其 他 试验 进行 的 注意 事项 

受 试 样品 、 试 验 用 设备 .设施 以 及 所 需 维修 作业 数 
试验 组 的 组 成 人 员 资格 及 职责 


有 关 情 况 的 规定 或 处 理 原 则 
试验 总 时 间 和 详细 的 试验 实施 计划 
收集 数据 的 内 容 与 属性 

订购 方 参加 验证 的 时 机 与 程度 

10 试验 安全 保证 要 求 

11 试验 经 费 及 保障 用 物资 


OO 80 守 外 读 0 SS “| 一 





3.9.18 测试 性 验证 试验 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 测试 性 验证 试验 情况 和 试验 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 测试 性 验证 试验 工作 结束 后 ,形成 测试 性 验证 试验 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ,FMECA 信息 ,使 用 维护 
说 明 书 ,测试 性 验证 试验 计划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 》, GJB 
2072 一 1994《 维 修 性 试验 与 评定 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 


1 试验 概况 

2 试验 项 目 、 步 骤 和 方法 

2.X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 

3 试验 数据 

4 试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
5 试验 结果 、 结 论 

5.1 试验 结果 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 


.2 试验 结论 
存在 的 问题 和 改进 建议 
.XX〈《 存 在 的 问题 X) 改 进 建议 
试验 照片 
.1 试验 样品 的 全 盘 、 主 要 侧面 照片 
.2 主要 试验 项 目 照片 
.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
8 主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 





3.9.19 测试 性 分 析 评 价 计 划 


1. 文件 用 途 

对 于 难以 实施 测试 性 验证 试验 的 产品 ,可 用 分 析 评 价 方法 确定 产品 是 否 满 
足 规定 的 测试 性 要 求 。 测 试 性 分 析 评 价 计划 即 是 对 综合 分 析 评 价 工 作 提 出 要 
求 .工作 程序 和 有 关 安 排 ,规范 综合 分 析 评 价 工 作 ，。 
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2. 编制 时 机 
在 设计 定型 阶段 编制 。 


3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ,研制 试验 报告 ,相关 数据 


资料 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 


4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

分 析 评 价 人 员 组 成 及 其 职责 
数据 与 信息 


分 析 评 价 方法 的 确定 
评价 准则 

评价 报告 的 要 求 

有 关 评 审 的 安排 


0 2 3 A RSO 





3.9.20 测试 性 分 析 评 价 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 测试 性 分 析 评 价 情 况 和 评价 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,测试 性 要 求 ,研制 试验 报告 ,相关 数据 
资料 ,测试 性 分 析 评 价 计 划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 


4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

数据 与 信息 的 收集 、 分 析 与 处 理 
分 析 评 价 过 程 


分 析 评 价 结 论 
纠正 措施 
改进 建议 





3.9.21 测试 性 评估 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 及 时 问 订 购 方 和 有 关 单 位 通报 测试 性 设计 状况 。 

2. 编制 时 机 

测试 性 评估 报告 是 一 个 不 断 更 新 的 文件 ,包含 了 测试 性 设计 的 最 新 信息 。 
测试 性 评估 报告 应 在 每 次 重大 的 评审 之 前 做 出 修订 ,其 内 容 和 详细 程度 取决 于 
研制 阶段 。 

在 设计 定型 阶段 ,应 按照 已 开展 的 测试 性 工作 ,形成 最 终 的 测试 性 评估 
报告 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 测 试 性 有 要求, 测试 性 模型 ,测试 性 分 配 , 测 试 性 预计 ， 
固有 测试 性 设计 分 析 报 告 ,诊断 能 力 设计 ,产品 规范 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工 
作 通 用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3 产品 概述 

3.1 产品 任务 

3.2 产品 组 成 

3.3 产品 功能 

4 测试 性 要 求 

4.1 系统 级 测试 性 要 求 
4.1.1 系统 级 测试 性 定量 要 求 
4.1.2 系统 级 测试 性 定性 要 求 
4.2 技术 状态 项 (CD 测试 性 要 求 
4.2.1 CI 测试 性 定量 要 求 

4.2.2 CI 测试 性 定性 要 求 

5 测试 性 设计 与 分 析 

5. 1 测试 性 设计 权衡 结果 的 说 明 
5.1.1 人 工 测 试 与 自动 测试 的 权衡 
5.1.2 BIT 与 ATE 的 权衡 

5.1.3 BIT 和 脱 机 测试 的 配合 
5.2 测试 性 设计 数据 





IT 
1.1 故障 检测 率 

1.2 故障 隔离 率 

1.3 故障 潜伏 时 间 

1.4 故障 隔离 时 间 

2 BIT 十 ATE 

2.1 故障 检测 率 

2.2 故障 隔离 率 

2.3 故障 潜伏 时 间 

.2.4 故障 隔离 时 间 

固有 测试 性 核对 表 

一 般 要 求 

测试 数据 

嵌入 式 诊 断 ( 含 BIT、 性 能 监测 ) 设 计 
传感器 

测试 点 

电子 功能 结构 设计 

电子 功能 的 划分 

测试 控制 

测试 通路 

.10 元 器 件 选 择 

.11 模拟 电路 设计 

.12 射频 (RF) 电 路 设计 

.13 电光 (EO) 设 备 设计 

.14 数字 电路 设计 

.15 基于 边界 扫描 的 电路 板 设 计 
固有 测试 性 评价 

测试 性 设计 准则 的 剪裁 原则 
测试 性 设计 准则 的 加 权 原 则 
固有 测试 性 最 低 要 求 值 
固有 测试 性 评价 

1 准则 适用 对 象 数 的 确定 

2 符合 准则 对 象 数 的 确定 

3 准则 得 分 

4 准则 加 权 得 分 

.5 固有 测试 性 值 

测试 性 详细 设计 分 析 过 程 的 说 明 
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9。 
9. 
5. 
5。 
9。 
9, 
5。 
5。 
9。 
9。 
9。 
9。 
5。 
5。 
9. 
9。 
9。 
9. 
5. 
9. 
9。 
9. 
5。 
9. 
5。 
9. 
9, 
59. 
9. 
9. 
9。 
9. 
b. 
5。 
9. 
9. 
9. 


a 





6 产品 测试 性 预计 数据 
6.1 产品 故障 检测 率 
6.2 产品 故障 隔离 率 
.6.3 产品 故障 潜伏 时 间 
.6.4 产品 故障 隔离 时 间 

7 

7 

7 

7 

7 


系统 测试 性 预计 数据 
.7.1 系统 故障 检测 率 

.7.2 系统 故障 隔离 率 

.7.3 系统 故障 潜伏 时 间 
.7.4 系统 故障 隔离 时 间 
测试 性 试验 情况 

结论 





3.9.22 使 用 期 间 测 试 性 信息 收集 计划 


1. 文件 用 途 

用 来 规范 装备 使 用 期 间 测 试 性 信息 收集 的 程序 和 要 求 , 进 行使 用 期 间 测 试 
性 信息 分 析 、 传 递 和 贮存 使 用 的 方法 方式. 内容 与 时 限 等 。 

2. 编制 时 机 

在 疫 备 使 用 之 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :可靠 性 、 维 修 性 、 保 障 性 信息 收集 计划 与 工作 要 求 ,部 队 现 有 的 装 
备 保障 系统 要 求 ,GJB 1686A 一 2005《 装 备 质量 信息 管理 通用 要 求 》, GJB 1775 一 
1993《 装 备 质 量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 》,GB 7027 一 2002《 信 息 分 类 
和 编码 的 基本 原则 与 方法 》,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
信息 收集 和 分 析 机 构 设 置 及 职责 
管理 与 监督 要 求 
信息 收集 的 范围 .方法 和 程序 


信息 分 析 、 处 理 、 传 递 的 要 求 和 方法 
信息 分 类 方法 与 准则 

信息 审核 、 汇 总 等 的 安排 

信息 收集 工作 与 其 他 工作 的 协调 


oO OO I OD hh 9 Ge 二 





3.9.23 使 用 期 间 测 试 性 信息 分 类 和 编码 


1. 文件 用 途 

按 标 准 要 求 统一 测试 性 信息 分 类 、 信 息 单元 、 信 息 编码 ,使 使 用 测试 性 信息 
收集 工作 规范 化 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 之 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :使 用 期 间 测 试 性 信息 收集 计划 ,装备 代码 手册 ,GJB 1775 一 1993 
《装备 质量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 》,GJB 1686A 一 2005《 装 备 质量 信 
息 管理 通用 要 求 》,GJB 2547A《 装 备 测 试 性 工作 通用 要 求 》,GB 7027 一 2002《 信 
息 分 类 和 编码 的 基本 原则 与 方法 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1775 一 1993《 装 备 质量 与 可 靠 性 信息 分 类 和 编码 通用 要 求 ) 编 写 ， 
目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
信息 分 类 
信息 单元 的 设置 
1 与 故障 有 关 的 信息 单元 
2 与 测试 有 关 的 信息 单元 


信息 项 的 预 置 

信息 编码 

1 产品 故障 信息 代码 

2 产品 测试 信息 代码 

3 产品 ~… 和 信息 代码 

与 其 他 信息 收集 工作 的 协调 


1 
2 
3 
二 
4. 
4. 
4. 
9 
6 
06. 
6. 
6. 
7 





3.9.24 使 用 期 间 测 试 性 评价 计划 


1. 文件 用 途 
用 来 规范 参与 使 用 期 间 测 试 性 评价 各 方 的 职责 及 进行 评价 的 内 容 、 方 法 和 
程序 等 ,对 装备 的 使 用 测试 性 水 平 进行 评 价 ,验证 装备 是 否 满足 规定 的 使 用 测试 
性 要 求 。 
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2. 编制 时 机 

使 用 期 间 测试 性 评价 计划 应 在 装备 部 署 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,使 用 期 间 测试 性 信息 收 
集 计 划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


范围 

引用 文件 

参与 评价 各 方 及 其 职责 
装备 概述 

数据 与 信息 

评价 准则 

评价 内 容 

评价 方法 及 程序 

所 需 资 源 


10 与 其 他 评估 的 协调 





3.9.25 使 用 期 间 测 试 性 评价 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 使 用 期 间 测 试 性 评价 情况 和 评价 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 进行 了 使 用 期 间 测 试 性 评价 后 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,使 用 期 间 测 试 性 信息 收 
集 计 划 ,部 队 实 际 的 使 用 条 件 下 收集 的 各 种 数据 ,有 关 专 门 试 验 , 使 用 期 间 测 试 
性 评价 计划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 


4. 


目次 格式 


按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文 作 
数据 的 评价 


分 析 过 程 
分 析 评 价 结论 
纠正 措施 





7 改进 建议 
8 有 关 说 明 


3.9.26 使 用 期 间 测 试 性 改进 方案 


1. 文件 用 途 

规范 使 用 期 间 测 试 性 改进 工作 的 组 织 和 实施 人 员 及 其 职责 ,改进 内 容 程序 
及 其 他 方面 的 要 求 和 安排 等 ,对 装备 使 用 中 暴露 的 测试 性 问题 采用 改进 措施 ,以 
提高 装备 的 使 用 测试 性 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 使 用 阶段 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,有 关 专 门 试 验 , 使 用 中 发 
现 的 有 关 测 试 性 问题 ,使 用 期 间 测 试 性 评价 报告 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 
通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

确定 改进 项 目 及 其 目标 
改进 单位 、 人 员 及 其 职责 
改进 方案 

经 费 安排 

进度 安排 

验证 要 求 和 方法 

与 其 他 改进 项 目的 协调 和 权衡 


1 
2 
3 
+ 
9 
6 
7 
8 
全 





3.9.27 使 用 期 间 测 试 性 改进 项 目 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 报告 使 用 期 间 测 试 性 改进 情况 和 改进 结果 。 

2. 编制 时 机 

在 进行 了 使 用 期 间 测 试 性 改进 后 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,使 用 期 间 测 试 性 改进 计 
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划 ,GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 2547A《 装 备 测试 性 工作 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
改进 项 目 分 析 


各 项 目 改进 过 程 
改进 结果 分 析 
有 关 说 明 

有 关 建 议 





3.10 保障 性 文件 


3.10.1 保障 性 要 求 


1. 文件 用 途 
协调 确定 保障 性 定量 定性 要 求 , 以 满足 系统 战备 完好 性 和 任务 成 功 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
z 在 论证 阶段 拟定 初步 的 系统 战备 完好 性 要 求 , 并 将 其 分 解 为 初步 的 可 靠 性 
维修 性 等 设计 要 求 和 保障 系统 要 求 ;在 方案 阶段 结束 时 ,最 后 确定 一 组 协调 匹配 
的 系统 战备 完好 性 参数 ,保障 性 设计 特性 参数 和 保障 系统 及 其 资源 参数 的 目标 
值 和 门限 值 (至 少 应 确定 门限 值 ), 并 将 可 靠 性 维修 性 等 的 目标 值 和 门限 值 转换 
为 规定 值 和 最 低 可 接受 值 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :武器 装备 的 主要 作战 使 用 性 能 要 求 ,通用 规范 ,GJB 451A 一 2005 
《可 靠 性 维修 性 保障 性 术语 》,GJB 1909A 一 200% 装 备 可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 
论证 》,GJB 3872 一 199% 装 备 综合 保障 通用 要 求 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 3872 一 199% 装 备 综合 保障 通用 要 求 》GJB 1909A 一 2009《 装 备 
可 靠 性 维修 性 保障 性 要 求 论 证 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 概述 


4 装备 的 使 命 和 任务 





5 装备 使 用 方案 .设计 方案 和 保障 方案 
6 故障 定义 和 判断 准则 
7 装备 保障 性 定性 定量 要 求 及 约束 条 件 


8 装备 保障 性 要 求 确定 的 过 程 和 分 析 方 法 
9 装备 保障 性 要 求 可 验证 性 分 析 
10 装备 保障 性 专项 经 费 预计 分 析 





3.10.2 保障 性 工作 项 目 要 求 


1. 文件 用 途 
根据 具体 装备 的 类 型 ,使 用 要 求 、 费 用 、 进 度 、 所 处 寿命 周期 阶段 .复杂 程度 、 
采用 新 技术 的 比例 等 ,选择 并 确定 保障 性 工作 项 目 ,实现 规定 的 保障 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 编制 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,人 研制 合同 ,保障 性 要 求 ， 
GJB 3872 一 1999《 装 备 综合 保障 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 3872 一 199% 装 备 综合 保障 通用 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 保障 性 工作 项 目 选择 原则 
4 保障 性 工作 项 目 选择 权衡 分 析 
5 保障 性 工作 项 目 主要 实施 内 容 





3.10.3 综合 保障 计划 


1. 文件 用 途 

订购 方 为 全 面 规划 装备 寿命 周期 的 综合 保障 工作 而 制定 的 技术 管理 文件 ， 
主要 包括 对 所 需 开 展 的 综合 保障 工作 的 要 求 和 安排 。 用 于 指导 装备 寿命 周期 中 
的 各 项 综合 保障 工作 ,是 实施 综合 保障 工作 的 基本 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 ,应 草拟 综合 保障 计划 ,主要 包括 装备 说 明 、 使 用 方案 、 初 始 保障 
方案 、 初 定 的 保障 性 要 求 .综合 保障 工作 机 构 、 初 始 的 影响 系统 战备 完好 性 和 费 
用 的 关键 因素 的 说 明 、 保 障 性 分 析 的 目标 和 范围 .综合 保障 评审 的 要 求 和 安 

249 


排 等 。 

在 方案 阶段 ,应 制定 综合 保障 计划 ,其 中 应 包括 系统 描述 及 有 关 保 障 条 件 的 
说 明 ,综合 保障 工作 机 构 及 职责 、 使 用 方案 、 保 障 方案 .保障 性 定量 定性 要 求 、 影 
响 系 统战 备 完 好 性 和 费用 的 关键 因素 的 说 明 、 保 障 性 分 析 要 求 及 安排 .规划 保障 
的 要 求 ,保障 性 试验 与 评价 要 求 .经 费 预算 、 部 署 保 障 计划 ,保障 交接 计划 ,保障 
计划 .现场 使 用 评估 计划 等 。 

在 工程 研制 阶段 ,应 根据 双方 综合 保障 工作 的 结果 补充 停产 后 保障 计 
划 和 退役 报废 处 理 的 保障 工作 安排 ,并 对 方案 阶段 形成 的 有 关 计 划 进 行 充 
实 ,完善 。 

在 设计 定型 及 生产 定型 阶段 ,应 根据 设计 定型 及 生产 定型 阶段 保障 性 试验 
与 评价 的 结果 ,对 计划 中 有 关内 容 进 行 适当 的 补充 和 调整 。 

在 生产 .部 署 和 使 用 阶段 ,主要 根据 实际 部 署 和 使 用 情况 对 综合 保障 计划 进 
行 修改 和 调整 ,完善 有 关 停 产后 保障 计划 的 内 容 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 ;研制 总 要 求 , 研 制 任 务 书 ,GJB 3872 一 1999《 装 备 综 合 保障 通用 
要 求 》,GJB 6388 一 2008( 装 备 综合 保障 计划 编制 要 求 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6388 一 200&8 装备 综合 保障 计划 编制 要 求 》 和 GJB 3872 一 1999《 装 
备 综合 保障 通用 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
装备 说 明 
使 用 方案 
综合 保障 工作 机 构 及 其 职责 
保障 性 定量 和 定性 要 求 
规划 保障 
研制 与 提供 保障 资源 
综合 保障 评审 要 求 和 安排 

保障 性 试验 与 评价 要 求 

综合 保障 工作 经 费 预 算 

12 部 署 保障 
停产 后 保障 
退役 报废 处 理 的 保障 工作 安排 
工作 进度 安排 


] 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
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3.10.4 综合 保障 工作 计划 (保障 性 大 纲 ) 


1. 文件 用 途 

承 制 方 规划 综合 保障 工作 的 技术 管理 文件 ,是 承 制 方 和 转 承 制 方 实施 综合 
保障 工作 的 基本 依据 ,包括 承 制 方 开展 综合 保障 工作 的 要 求 、 程 序 . 进度 和 费 
用 等 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 后 期 , 承 制 方 应 根据 订购 方 的 要 求 ,提出 综合 保障 工作 计划 构 
想 ;在 方案 阶段 , 承 制 方 应 根据 合同 制定 综合 保障 工作 计划 ;在 工程 研制 阶段 \ 设 
计 定 型 阶段 .生产 定型 阶段 .生产 .部署 和 使 用 保障 阶段 , 承 制 方 应 根据 工作 进展 
情况 以 及 订购 方 的 有 关 要 求 对 计划 进行 补充 和 调整 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 任务 书 ,综合 保障 计划 ,GJB 3872 一 1999《 装 备 
综合 保障 通用 要 求 》,GJB 6388 一 2008《 装 备 综合 保障 计划 编制 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 6388 一 2008《 装 备 综合 保障 计划 编制 要 求 》 和 GJB 3872 一 1999《 装 
备 综合 保障 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文件 
3 装备 说 明 
综合 保障 工作 要 求 
1 开展 综合 保障 工作 的 目标 
2 开展 综合 保障 工作 的 基本 途径 
3 综合 保障 信息 管理 
.4 综合 保障 与 其 他 专业 工程 的 协调 
.5 对 转 承 制 方 和 供应 方 综 合 保障 工作 的 监督 与 控制 
.5.1 对 转 承 制 方 综合 保障 工作 的 监督 与 控制 
.5.2 对 供应 方 综合 保障 工作 的 监督 与 控制 
综合 保障 工作 机 构 及 其 职责 
.1 综合 保障 管理 组 
.2 承 制 方 综合 保障 工作 机 构 
保障 性 要 求 
规划 保障 
研制 与 提供 保障 资源 
综合 保障 评审 





保障 性 试验 与 评价 
综合 保障 工作 的 经 费 预算 
部 署 保障 工作 的 安排 


参与 停产 后 保障 工作 的 安排 
提出 退役 报废 处 理 保障 工作 建议 
工作 进度 安排 

附件 





3.10.5 保障 性 分 析 工 作 纲 要 


1. 文件 用 途 

提出 新 研 系 统 和 设备 的 初步 保障 性 目标 ,建议 执行 的 保障 性 分 析 工 作 项 目 
及 子 项 目 。 

2. 编制 时 机 

论证 之 初 即 制定 保障 性 分 析 工 作 纲 要 , 随 着 工作 的 进展 不 断 对 保障 性 分 析 
工作 纲要 进行 修正 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 任务 书 ,综合 保障 计划 ,GJB 1371 一 1992《 装 备 
保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992 装 备 保障 性 分 析 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

保障 性 目标 及 风险 分 析 
.1 预期 的 保障 性 目标 


.2 风险 分 析 

保障 性 分 析 工 作 项 目 及 子 项 目 

.1 确定 保障 性 分 析 工 作 项 目 及 子 项 目 
.2 执行 组 织 机 构 

.3 各 工 作 项 目的 费用 及 效益 





3.10.6 保障 性 分 析 计 划 


1. 文件 用 途 
确定 并 统一 协调 各 项 保障 性 分 析 工 作 项 目 ;确定 各 管理 组 织 及 其 职责 ,并 提 
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出 完成 各 项 工作 项 目的 途径 。 
2. 编制 时 机 
论证 阶段 即 制定 保障 性 分 析 计 划 。 根 据 分 析 结 果 、 工 作 进度 及 其 工作 内 容 
的 变化 ,修正 保障 性 分 析 计 划 ,并 由 订购 方 批准 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 合同 ,研制 总 要 求 ,研制 任务 书 , 保 障 性 分 析 工 作 纲 要 ,GJB 
1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 保障 性 分 析 工 作 方 法 
4 管理 组 织 及 其 职责 
5 保障 性 有 关 评 审 的 管理 
6 确定 保障 性 分 析 工 作 项 目 及 工作 程序 
7 各 分 析 工 作 项 目 进度 
8 有 关 工 作 、 数 据 接口 的 说 明 
9 产品 结构 层次 
9.1 产品 清单 
9.2 选择 准则 
10 保障 性 设计 要 求 传 达 给 承 制 方 的 方式 
11 保障 性 设计 要 求 传达 给 转 承 制 方 的 方式 及 控制 措施 
资料 管理 程序 
对 提供 设备 、 物 资 的 保障 性 分 析 要 求 
各 工作 项 目的 评价 和 控制 程序 
各 工作 项 目 执 行 单位 的 职责 
保障 性 设计 问题 管理 程序 
相关 信息 管理 程序 
订购 方 提供 的 资料 





3. 10.7 保障 性 分 析 评 审 程序 


1. 文件 用 途 
为 承 制 方 制定 一 项 对 有 关 保 障 性 分 析 的 设计 资料 进行 正式 评审 和 控制 的 要 
求 ,通过 适时 地 执行 该 程序 ,保证 保障 性 分 析 工 作 的 进度 与 合同 规定 的 评审 点 一 
致 ,以 达到 保障 性 和 有 关 保 障 性 的 设计 要 求 。 
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2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 制定 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,保障 性 分 析 工 作 纲 要 ,保障 性 分 析 计 
划 ,GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

各 类 人 员 及 其 职责 
评审 目的 

评审 议程 

评审 议题 
保障 性 分 析 评 审 输入 
有 关 判 据 

问题 处 理 

10 评审 结果 的 记录 方法 ， 
11 评审 结论 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3.10.8 产品 使 用 研究 


1. 文件 用 途 

确定 与 系统 预定 用 途 有 关 的 保障 性 因素 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 制定 , 当 得 到 有 关系 统 和 设备 预定 用 途 的 更 为 详细 的 资料 时 , 修 
改 使 用 研究 报告 的 内 容 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,综合 保障 
工作 计划 ,GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992 装 备 保障 性 分 析 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 确定 保障 性 因素 





3.1 平时 应 用 时 
.2 战 时 应 用 时 
.3 曾经 进行 过 的 任务 范围 及 系统 和 设备 分 析 


3 
3 

4 定量 数据 及 详细 说 明 

5 现场 调研 

5.1 拟 进行 现场 调研 的 单位 
5.2 拟 进 行 现场 调研 的 内 容 
5.3 调研 情况 





3.10.9 硬件 、 软 件 和 保障 系统 标准 化 


1. 文件 用 途 

根据 能 在 费用 .人 员 数 量 与 技术 等 级 .战备 完好 性 或 保障 政策 等 方面 得 到 益 
处 的 现 有 和 计划 的 保障 资源 ,确定 系统 和 设备 的 保障 性 及 有 关 保 障 性 的 设计 约 
束 ,给 系统 和 设备 的 硬件 及 软件 标准 化 工作 提供 保障 性 方面 的 输入 信息 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 开始 制定 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 产 品 标准 化 大 纲 , 综 合 保障 计划 ,综合 保障 工作 计 
划 ,产品 使 用 研究 ,GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
确定 保障 资源 
定量 保障 性 


有 关 保 障 性 的 设计 约束 
由 标准 化 确定 的 特性 
建议 的 标准 化 方法 

每 项 约束 的 风险 分 析 





3. 10. 10 比较 分 析 


1. 文件 用 途 
选 定 代表 新 研 系 统 和 设备 特性 的 基准 比较 系统 或 比较 系统 ,以 便 提 出 有 关 
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保障 性 的 参数 ,判明 其 可 行 性 ,确定 改进 目标 ,以 及 确定 系统 和 设备 保障 性 、 费 用 
和 战备 完好 性 的 主宰 因素 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 开始 制定 。 随 着 系统 和 设备 备 选 方案 的 细 化 或 在 比较 系统 和 分 
系统 上 得 到 更 好 的 数据 时 ,修正 比较 系统 及 其 有 关 的 参数 以 及 保障 性 、 费 用 和 战 
备 完好 性 的 主宰 因素 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,同类 产品 资料 ,产品 使 用 研究 ,GJB 
1371 一 1992% 装备 保障 性 分 析 ;等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

选 定 比较 系统 

选 定 基准 比较 系统 
比较 系统 的 相关 数值 

比较 系统 中 存在 的 问题 

确定 比较 系统 的 主宰 因素 

新 研 系 统 和 设备 中 存在 的 主宰 因素 
相关 风险 与 假设 

10 相应 修正 


1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 





3.10.11 保障 性 改进 的 技术 途径 


1. 文件 用 途 

确定 与 评价 从 设计 上 改进 新 研 系 统 和 设备 保障 性 的 技术 途径 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 开始 制定 。 随 着 新 研 系 统 和 设备 备 选 方案 得 到 进一步 细 化 , 修 
正 设 计 目 标 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,比较 分 析 
工作 项 目 得 出 的 结果 ,GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992 装 备 保 障 性 分 析 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

256 


范围 
她 几 文件 
确定 设计 的 技术 途径 


风险 分 析 
评价 方法 
相关 影响 
设计 目标 的 修正 





3. 10.12 保障 性 和 有 关 保 障 性 的 设计 因素 


1. 文件 用 途 

确定 从 备 选 设计 方案 与 使 用 方案 得 出 的 保障 性 的 定量 特性 ;制定 系统 和 设 
备 的 保障 性 及 有 关 保 障 性 设计 的 初 定 目标 .目标 值 .门限 值 及 约束 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 开始 制定 。 随 着 系统 和 设备 备 选 方案 的 进一步 细 化 ,对 保障 性 、 
费用 和 战备 完好 性 目标 进行 修正 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,方案 论证 报告 ,硬件 .软件 和 保障 系 
统 标准 化 ,比较 分 析 , 保障 性 改进 的 技术 途径 ,GJB 1371 一 1992 装备 保障 性 分 
析 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992% 装备 保障 性 分 析 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

定量 的 使 用 特性 与 保障 特性 
对 有 关 变 量 进 行 敏感 度 分 析 
相关 硬件 或 软件 的 影响 


制定 目标 及 分 析 

有 关 保 障 性 风险 分 析 
设计 约束 
制定 目标 值 及 门限 值 
10 目标 的 修正 


‘OO co WW NC 
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3. 10.13 功能 要 求 


1. 文件 用 途 

为 系统 和 设备 的 每 一 备 选 方案 确定 在 预期 的 环境 中 所 必须 具备 的 使 用 、 维 
修 与 保障 功能 ,然后 确定 使 用 与 维修 系统 和 设备 所 必须 完成 的 各 种 工作 。 

2. 编制 时 机 

论证 阶段 即 可 根据 需要 确定 功能 要 求 。 随 着 系统 和 设备 设计 的 进一步 细 
化 ,或 有 更 好 的 数据 时 ,对 其 进行 修正 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,保障 性 分 析 记 录 , 可靠 性 计划 ,维修 
性 大 纲 , 方 案 论 证 报告 ,故障 模式 、 影 响 及 危害 性 分 析 , 使 用 研究 ,比较 分 析 ， 
GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

使 用 、 维 修 与 保障 的 功能 
独特 功能 要 求 
风险 分 析 


.1 修复 性 维修 工作 要 求 
.2 预防 性 维修 工作 要 求 
.3 使 用 和 其 他 保障 工作 
发 现 的 设计 缺陷 
8 保障 功能 要 求 和 使 用 与 维修 工作 要 求 的 修正 


1 
2 
3 
4 
5 
6 使 用 与 维修 工作 
6 
6 
6 
7 





3.10.14 保障 系统 的 备 选 方案 


1. 文件 用 途 
制定 可 行 的 系统 和 设备 保障 系统 备 选 方 案 , 用 于 评价 与 权衡 分 析 及 确定 最 
佳 的 保障 系统 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 根据 需要 制定 。 随 着 权衡 分 析 的 进行 及 系统 和 设备 备 选 方案 得 
到 进一步 确认 时 ,修正 备 选 保 障 系 统 方案 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 保 障 性 和 有 关 保 障 性 的 设计 因素 ,功能 要 求 ,GJB 
1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 》 和 GJB/Z 151 一 2007《 装 备 保障 方 
案 和 保障 计划 编制 指南 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

备 选 装 备 技术 方案 描述 
备 选 装备 使 用 方案 
备 选 装 备 保障 方案 

1 使 用 前 的 准备 保障 
2 使 用 过 程 中 的 保障 
3 使 用 后 的 保障 

备 选 维 修 保 障 方案 

1 维修 保障 体制 

2 维修 保障 策略 

备 选 综合 保障 要 素 方 案 
人 力 和 人 员 

供应 保障 

保障 设备 

技术 资料 
训练 与 训练 保障 
计算 机 资源 保障 
保障 设施 

包装 、 装 印 、 贮 存 和 运输 保障 
特殊 保障 

分 析 备 选 保障 系统 方案 的 风险 


wD 0 = BB ST Ve vhs 


1 
2 
3 
1 
5 
9。 
9。 
9。 
6 
6. 
6. 
7. 
7. 
FR 
a 
Fa 
% 
Rs 
局 
‘ 
8 





3.10.15 备 选 方案 的 评价 和 权衡 分 析 


1. 文件 用 途 
为 系统 和 设备 的 每 一 个 备 选 方案 确定 优先 的 备 选 保障 系统 方案 ,并 参与 系 
统 和 设备 备 选 方案 的 权衡 分 析 ,确定 在 费用 .进度 .性 能 ,战备 完好 性 和 保障 性 之 
间 达 到 最 佳 平衡 所 需 的 途径 (包括 保障 、 设 计 与 使 用 方面 ) 。 
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2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 根据 需要 制定 。 当 新 研 系统 和 设备 得 到 更 好 的 确认 或 有 更 精确 
的 数据 可 供 利 用 时 ,修正 评价 与 权衡 分 析 结 果 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,综合 保障 计划 ,保障 性 分 析 记 录 ,保障 性 和 有 关 
保障 性 的 设计 因素 ,保障 系统 的 备 选 方案 ,GJB 1371 一 1992( 装 备 保 障 性 分 


析 》 等 。 


4. 目次 格式 
按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
+ 
9 
6 
7 
8 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


范围 

引用 文件 

评价 与 权衡 

备 选 方案 之 间 的 评价 与 权衡 

设计 、 使 用 和 保障 方案 之 间 的 评价 与 权衡 
敏感 度 评价 

人 员 数 量 及 技术 等 级 要 求 的 估计 与 评价 
设计 、 使 用 、 人 员 训 练 与 专业 职务 设置 之 间 的 评价 与 权衡 
修理 级 别 分 析 

备 选 诊断 方案 的 评价 

参数 的 对 比 评价 及 达到 目标 的 风险 

备 选 方案 与 能 源 及 油料 要 求 的 评价 和 权衡 
备 选 方案 与 生存 性 、 战 损 修 复 性 的 评价 与 权衡 
备 选 方案 与 运输 性 要 求 的 评价 与 权衡 

备 选 方案 与 保障 设施 要 求 的 评价 与 权衡 
相关 评价 与 权衡 分 析 结 果 的 修正 





3. 10.16 使 用 与 维修 工作 分 析 


1. 文件 用 途 

分 析 系 统 和 设备 的 使 用 与 维修 工作 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 确认 阶段 根据 需要 制定 。 当 得 到 更 好 的 信息 或 从 其 他 工程 专业 工作 
的 分 析 中 得 到 可 以 利用 的 数据 时 ,修正 保障 性 分 析 记 录 里 的 数据 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,综合 保障 计划 ,保障 性 和 
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有 关 保 障 性 的 设计 因素 ,功能 要 求 , 备 选 方案 的 评价 与 权衡 分 析 ,GJB 1371 一 
1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992 装 备 保 障 性 分 析 》 编 写 , 目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

每 项 使 用 、 维 修 与 保障 工作 要 求 的 详细 分 析 
新 的 保障 资源 及 相关 要 求 

新 的 保障 资源 的 管理 措施 
关键 资源 及 相关 要 求 
关键 资源 的 管理 措施 

确定 训练 要 求 

建议 最 佳 训 练 方式 及 理由 

10 每 项 使 用 与 维修 工作 对 保障 资源 的 要 求 
11 各 种 备 选 设计 方案 和 解决 途径 

10 运输 性 分 析 

11 供应 技术 文件 

12 确认 关键 信息 

13 保障 性 分 析 记 录 

14 保障 性 分 析 记 录 数 据 的 修正 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





3. 10.17 早期 现场 分 析 


1. 文件 用 途 

评估 新 研 系 统 和 设备 对 各 种 现 有 的 或 已 计划 的 系统 的 影响 ;确定 满足 新 研 
系统 和 设备 要 求 的 人 员 数 量 与 技术 等 级 ;确定 未 获得 必要 的 保障 资源 时 对 新 研 
系统 和 设备 的 影 啊 ; 以 及 确定 作战 环境 下 主要 保障 资源 的 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 开始 制定 ,工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 逐步 完善 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,综合 保障 计划 , 备 选 方案 
的 评价 与 权衡 分 析 , 使 用 与 维修 工作 分 析 , GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 
析 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 效 备 保障 性 分 析 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
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范围 

引用 文件 

新 研 系 统 和 设备 的 影响 评估 
所 需 人 员 数 量 与 技术 等 级 


未 获得 必要 数量 保障 资源 的 影响 

生存 性 分 析 

确定 作战 环境 所 需 的 基本 保障 资源 要 求 及 来 源 
解决 评估 和 分 析 中 间 题 的 计划 措施 





cc 中 器 NN 手 


3.10.18 停产 后 保障 分 析 


1. 文件 用 途 
在 关闭 生产 线 之 前 ,分 析 系 统 和 设备 寿命 周期 内 的 保障 要 求 ,以 保证 在 系统 
和 设备 的 剩余 寿命 期 内 有 充足 的 保障 资源 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 开始 制定 ,在 生产 阶段 或 关闭 生产 线 之 前 逐步 完善 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 结 ,研制 合同 (包括 工作 说 明 ) ,产品 规范 ,早期 现场 分 析 ， 
GJB 1371 一 1992% 装 备 保障 性 分 析 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1371 一 1992% 闭 备 保障 性 分 析 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
预定 使 用 寿命 评估 


供应 短缺 时 可 能 出 现 的 保障 问题 
预计 保障 问题 的 处 置 

有 效 保障 计划 

经 费 预算 





3. 10. 19 保障 方案 


1. 文件 用 途 

保障 方案 由 一 整套 综合 保障 要 素 方 案 组 成 ,并 与 设计 方案 及 使 用 方案 相 协 
调 , 是 保障 系统 完整 的 总 体 描述 。 

2. 编制 时 机 

在 装备 研制 立项 综合 论证 中 ,提出 初始 保障 方案 ;在 研制 总 要 求 综合 论证 
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中 ,对 每 一 个 备 选 设计 方案 提出 满足 其 功能 要 求 的 备 选 保障 方案 ,在 研制 总 要 求 
综合 论证 结束 时 正式 形成 与 所 选 装备 设计 方案 相 协调 的 保障 方案 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 (包括 工作 说 明 ),GJB 1371 一 1992《 装 备 
保障 性 分 析 》,GJB 4355 一 2002 备 件 供应 规划 要 求 》,GJB 5238 一 2004《 装 备 初 
始 训练 与 训练 保障 要 求 》,GJB 5432 一 2005《 装 备用 户 技术 资料 规划 与 编制 要 
求 》,GJB 5967 一 2007《 保 障 设备 规划 与 研制 要 求 》»,GJB/Z 151 一 2007《 装 备 保障 
方案 和 保障 计划 编制 指南 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 151 一 200 人 装备 保障 方案 和 保障 计划 编制 指南 》 编 写 , 目 次 格 
式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

装备 总 体 技 术 方 案 描 述 
装备 使 用 方案 

装备 保障 方案 

1 使 用 前 的 准备 保障 
2 使 用 过 程 中 的 保障 
3 使 用 后 的 保障 
维修 保障 方案 

1 维修 保障 体制 

2 维修 保障 策略 
综合 保障 要 素 方 案 
1] 人 力 和 人 员 

2 供应 保障 

3 保障 设备 

4 技术 资料 

5 训练 与 训练 保障 

6 计算 机 资源 保障 

7 保障 设施 

8 包装 、 装 务 \ 贮存 和 运输 保障 
9 特殊 保障 


1 
2 
3 
1 
9 
9, 
5。 
9。 
6 
6. 
06. 
7 
省 
让 
Fs 
7. 
Fs 
Fs 
Ys 





3.10.20 保障 计划 


1. 文件 用 途 
保障 计划 涉及 综合 保障 的 各 个 要 素 ,并 使 各 个 要 素 之 间 相 互 协 调 , 是 装备 保 
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障 方案 的 详细 说 明 。 一 般 包括 使 用 保障 计划 和 维修 保障 计划 。 

2. 编制 时 机 

在 研制 总 要 求 综合 论证 中 ,对 每 一 个 备 选 设计 方案 提出 满足 其 功能 要 求 的 
备 选 保障 计划 ;在 工程 研制 阶段 ,确定 所 有 使 用 与 维修 工作 项 目 , 进 行使 用 与 维 
修 工作 分 析 ,确定 并 优化 保障 资源 ,形成 完整 的 保障 计划 ;在 设计 定型 和 部 署 期 
间 ,结合 设计 更 改 和 早期 现场 分 析 ,进一步 修订 .完善 保障 计划 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 ( 包 括 工 作 说 明 ) ,保障 方案 ,GJB 1371 一 
1992《 装 备 保障 性 分 析 》, GJB 4355 一 2002《 备 件 供 应 规划 要 求 》, GJB 5238 一 
2004《 装 备 初 始 训练 与 训练 保障 要 求 》,GJB 5432 一 2005《 装 备用 户 技术 资料 规 
划 与 编制 要 求 》,GJB 5967 一 2007《 保 障 设备 规划 与 研制 要 求 》, GJB/Z 151 一 
2007《 装 备 保障 方案 和 保障 计划 编制 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 151 一 2007《 装 备 保障 方案 和 保障 计划 编制 指南 ) 编 写 ,目次 格 
式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
保障 方案 描述 
使 用 保障 计划 
维修 保障 计划 
保障 资源 清单 
人 力 和 人 员 保 障 清单 
备件 供应 清单 
保障 设备 清单 
技术 资料 品种 与 数量 清单 
训练 保障 资源 清单 
计算 机 资源 清单 
保障 设施 清单 
其 他 


1 
2 
3 
二 
9 
6 
6. 
06. 
6. 
6. 
6. 
6, 
6. 
6. 


| 
2 
3 
4 
5 
6 
# 
8 





3.10.21 保障 性 试验 .评价 与 验证 大 纲 


1. 文件 用 途 
评估 新 研 系 统 和 设备 是 否 达 到 规定 的 保障 性 要 求 ; 判 明 偏离 预定 要 求 的 原 
因 ;确定 纠正 缺陷 和 提高 系统 战备 完好 性 的 方法 。 
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2. 编制 时 机 

在 定型 阶段 进行 保障 性 试验 .评价 与 验证 之 前 完 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,产品 规范 ,同类 产品 资料 ,比较 
分 析 ,保障 性 和 有 关 保 障 性 的 设计 因素 , 备 选 方案 的 评价 与 权衡 分 析 , GJB 
1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 编制 大 纲 的 依据 

2 试验 与 评价 的 目标 和 准则 
3 试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
4 试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
5 试验 所 需 资 源 

6 试验 项 目 、 内 容 、 程 序 及 进度 
7 主要 测试 、 测 量 设备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 
8 系统 保障 包 的 项 目 清 单 

9 有 关 保 障 性 要 求 

9.1 规定 的 保障 性 要 求 

9.2 保障 性 设计 参数 

10 现场 数据 收集 计划 

11 试验 安全 保证 要 求 





3. 10.22 保障 性 试验 .评价 与 验证 报告 


1. 文件 用 途 

对 保障 性 试验 、 评 价 与 验证 的 记录 和 总 结 , 指 导 保 障 性 的 有 关 改 进 。 

2. 编制 时 机 

在 定型 阶段 保障 性 试验 .评价 与 验证 结束 之 后 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,产品 规范 ,保障 性 试验 .评价 和 
验证 大 纲 ,GJB 1371 一 1992% 装 备 保障 性 分 析 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1371 一 1992《 装 备 保障 性 分 析 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


] 试验 概况 
2 试验 项 目 、 步 骤 和 方法 
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2.X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 
3 试验 数据 

4 试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
5 系统 保障 包 的 项 目 清单 的 评价 确认 
6 试验 结果 分 析 

6.1 达到 规定 保障 性 要 求 的 程度 
6.2 保障 性 设计 参数 需 改 进 的 程度 
6.3 暴露 的 保障 性 问题 

7 存在 的 问题 和 改进 建议 

7.X (存在 的 问题 X) 改 进 建 议 

8 现场 信息 收集 系统 分 析 

9 保障 性 数据 分 析 

10 现场 数据 收集 计划 的 修正 

11 试验 照片 

11.1 试验 样品 的 全 魏 、 主 要 侧面 照片 

11.2 主要 试验 项 目 照 片 

11.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
12 主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 

13 有 关 保 障 性 的 改进 





3. 10.23 保障 性 评估 报告 


1. 文件 用 途 
是 对 整个 研制 过 程 中 开展 的 保障 性 工作 情况 和 产品 保障 性 满足 研制 总 要 求 
情况 的 总 结 性 报告 ,是 产品 设计 定型 文件 之 一 。 
2. 编制 时 机 
在 完成 产品 工程 研制 和 设计 定型 试验 后 ,申请 设计 定型 之 前 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,综合 保障 工作 计划 ,产品 规范 ， 
保障 性 试验 .评价 与 验证 大 纲 ,保障 性 试验 .评价 与 验证 报告 ,GJB 1371 一 1992 
《装备 保障 性 分 析 》,GJB 3872 一 1999《 装 备 综合 保障 通用 要 求 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1371 一 1992% 装 备 保障 性 分 析 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 产品 概述 





3.1 产品 任务 
3.2 产品 组 成 

3.3 产品 功能 

4 保障 性 要 求 

4.1 保障 性 定性 要 求 
4 

5 

6 

7 


.2 保障 性 定量 要 求 
保障 性 设计 与 分 析 
保障 性 试验 情况 
结论 





3.11 安全 性 文 作 


3.11.1 安全 性 大 纲 


1. 文件 用 途 

规定 产品 安全 性 的 一 般 要 求 ,管理 与 控制 ,设计 与 分 析 、 人 危险 因素 的 控制 、 验 
证 与 评价 培训、 软件 系统 安全 性 等 方面 的 工作 项 目 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编写 。 在 方案 评审 时 一 起 提交 评审 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 任务 书 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 通用 大 
纲 ) 等 。 , 

在 制定 安全 性 大 纲 时 ,应 与 可 靠 性 大 纲 、 维 修 性 大 纲 、 测 试 性 大 纲 \ 保 障 性 大 纲 、 
电磁 兼容 性 大 纲 和 质量 保证 大 纲 等 文件 综合 权衡 ,使 其 相互 协调 ,以 达到 最 佳 效果 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


安全 性 大 岗 目标 与 要 求 
安全 性 信息 要 求 
系统 安全 性 设计 要 求 
安全 性 措施 优先 次 序 要 求 





4.6 风险 评价 

安全 性 工作 项 目 要 求 

1 管理 与 控制 

1 制定 系统 安全 性 工作 计划 

2 对 转 承 制 方 、 供 应 方 和 建筑 工程 单位 的 安全 性 综合 管理 
3 安全 性 大 纲 评审 

.4 对 系统 安全 性 工作 组 的 保障 

5 建立 危险 报告 ,分析 和 纠正 措施 跟踪 系统 

6 试验 的 安全 性 

7 系统 安全 性 进展 报告 

设计 与 分 析 

初步 危险 表 

初步 危险 分 析 

分 系统 危险 分 析 

系统 危险 分 析 

使 用 和 保障 危险 分 析 

职业 健康 危险 分 析 

工程 更 改建 议 的 安全 性 评审 

订购 方 提供 的 设备 和 设施 的 安全 性 分 析 

验证 与 评价 

1 安全 性 验证 

2 安全 性 评价 

3 安全 性 符合 有 关 规 定 的 评价 

安全 性 培训 

1 系统 安全 性 主管 负责 人 的 资格 

2 培训 

软件 系统 安全 性 

1 软件 需求 危险 分 析 
2 概要 设计 危险 分 析 
3 详细 设计 危险 分 析 
.4 软件 编程 危险 分 析 
5 
6 
7 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


软件 安全 性 测试 
软件 与 用 户 接 口 分 析 
软件 更 改 危 险 分 析 


5 
5。 
S$ 1 
es 
Sk 
5 1 
Ss 
gk 
Bs 
5.2 
5.2. 
5 
9, 2. 
YZ. 
5 光 
D2. 
9. 2. 
5 2 
5.3 
Dw 
3. 
9. 3. 
5.4 
5. 4. 
9.4. 
9.9 
9. 9. 
9. 9. 
9. 9. 
.性 
9.。9。 
9. 9. 
9v 9， 





3.11.2 系统 安全 性 工作 计划 


1. 文件 用 途 
对 系统 安全 性 工作 进行 计划 ,以 实现 安全 性 大 纲 所 规定 的 全 部 任务 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 编写 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 任务 书 , 研 制 合同 ,安全 性 大 纲 ,GJB 900 一 
1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 199% 系 统 安 全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

实施 安全 性 大 岗 的 指导 思想 

安全 性 工作 项 目 实施 细则 

.1 工作 项 目 要 求 

.2 工作 内 容 

.3 完成 状况 

.4 检查 方法 

安全 性 工作 进度 

安全 性 大 岗 评审 点 

安全 性 工作 计划 与 产品 研制 计划 协调 的 说 明 
安全 性 信息 收集 、 传 递 、 分 析 、 处 理 、 反 馈 和 归档 等 程序 的 说 明 
处 理 已 判定 危险 的 方法 或 过 程 

10 对 设计 人 员 ,使 用 和 维护 人 员 的 安全 性 培训 
11 对 事故 和 危险 故障 的 分 析 的 报告 

12 系统 安全 性 与 其 他 安全 性 领域 之 间 的 接口 
13 系统 安全 性 与 其 他 保障 领域 之 间 的 接口 


] 
2 
3 
1 
4 
+ 
1 
1 
5 
6 
7 
8 
9 





3.11.3 系统 安全 性 工作 报告 


1. 文件 用 途 

概述 在 规定 的 报告 期 内 安全 性 大 纲 的 进展 情况 ,以 及 在 下 一 个 报告 期 内 计 
划 的 安全 性 工作 。 

2. 编制 时 机 

定期 地 制定 并 向 订 购 方 提供 系统 安全 性 工作 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 
通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
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范围 

引用 文 疹 

安全 性 工作 进展 及 状况 概述 

新 发 现 的 显著 级 危险 和 对 已 知 危 险 的 风险 控制 程度 的 重大 变化 


所 有 已 提出 的 但 仍 未 完成 的 纠正 措施 的 现状 
影响 安全 性 大 纲 的 费用 和 进度 的 重大 变动 
报告 期 内 技术 文件 的 安全 性 评审 情况 

系统 安全 性 工作 组 下 次 会 议 议 程 
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3.11.4 初步 危险 表 


1. 文件 用 途 

提供 一 份 危险 清单 ,初步 列 出 安全 性 设计 中 可 能 需要 特别 重视 的 危险 或 需 
作 深 入 分 析 的 危险 部 位 , 旨 在 使 订购 方 能 尽早 地 选择 重点 管理 的 危险 部 位 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 初期 , 承 制 方 就 应 考察 系统 方案 ,编制 初步 危险 表 , 确 定 设计 中 可 能 
存在 的 危险 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,安全 性 大 纲 , 系 统 安全 性 工作 计划 ， 
GJB 900 一 199% 系 统 安全 性 通用 大 纲 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 


3 初步 危险 表 





3.11.5 初步 危险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 初步 危险 分 析 结 果 记 录 成 文 ,以 确定 安全 性 关键 的 部 位 ,评价 各 种 危险 ， 
以 及 确定 要 采取 的 安全 性 设计 准则 。 初 步 危险 分 析 是 其 他 危险 分 析 的 基础 。 
2. 编制 时 机 
在 系统 研制 的 初期 进行 初步 危险 分 析 , 获 得 设计 方案 的 初始 风险 评价 ,以 便 
在 权衡 研究 和 设计 方案 的 选择 中 考虑 安全 性 问题 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 》， 
安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,初步 危险 表 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
引用 文件 
设计 方案 概述 
分 析 方 法 
初步 危险 分 析 
危险 品 
部 件 接 口 安 全 性 
软件 命令 和 响应 的 安全 性 设计 准则 
与 安全 性 有 关 的 设备 、 保 险 装 置 和 可 能 的 备 选 方法 
环境 约束 条 件 
操作 .试验 、 维 修 和 应 和 急 规程 
设施 、 保 障 设备 
安全 性 措施 和 替换 方案 


| 
2 
3 
4 
9 
9 
9， 
5。 
59, 
5 
Sy, 
9. 
6 





3.11.6 分 系统 危险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 分 系统 危险 分 析 结果 记录 成 文 , 以 确定 与 分 系统 有 关 的 危险 ,以 及 由 分 系 
统 的 部 件 和 设备 之 间 功 能 关系 所 导致 的 危险 ,确定 分 系统 部 件 的 使 用 和 故障 对 
系统 安全 性 的 影响 方式 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 ,在 设计 定型 阶段 适应 性 修改 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,初步 
危险 表 ,初步 危险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 900 一 199% 系 统 安全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 


3 分 系统 概述 





4 分 析 方 法 
5 分 系统 危险 分 析 
5.1 故障 模式 及 其 对 安全 性 的 影响 


5.2 软件 事件 .故障 和 偶然 事件 对 分 系统 安全 性 的 可 能 影响 
5.3 软件 安全 性 设计 准则 的 满足 程度 

5.4 软件 设计 需求 及 纠正 措施 对 分 系统 安全 性 的 影响 

6 安全 性 措施 和 替换 方案 





3.11.7 系统 危险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 系统 危险 分 析 结果 记录 成 文 , 以 确定 系统 设计 中 有 安全 性 问题 的 部 位 , 特 
别 是 分 系统 之 间 的 接口 的 危险 ,并 评价 其 风险 ,确定 系统 的 使 用 和 故障 模式 对 系 
统 及 其 分 系统 的 影 啊 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 ,在 设计 和 定型 阶段 适应 性 修改 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,初步 
危险 表 , 初 步 危 险 分 析 , 分 系统 危险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 通用 大 
纲 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 900 一 199% 系 统 安全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
系统 概述 
分 析 方 法 
系统 危险 分 析 
安全 性 准则 符合 程度 
危险 事件 的 共 因 分 析 
分 系统 与 其 他 分 系统 的 兼容 性 
设计 更 改 对 分 系统 的 影响 
人 为 差错 的 影响 
软件 事件 、 故 障 和 偶然 事件 对 系统 安全 性 的 可 能 影响 
软件 安全 性 设计 准则 的 满足 程度 
软件 设计 需求 及 纠正 措施 对 系统 安全 性 的 影响 
安全 性 措施 和 替换 方案 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
7 
8 





3. 11. 8 


使 用 和 保障 危险 分 析 


1. 文件 用 途 

将 使 用 和 保障 危险 分 析 结 果 记 录 成 文 ,以 确定 系统 使 用 中 与 环境 ` 人 员 、 规 
程 和 设备 有 关 的 危险 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 ,在 设计 定型 阶段 适应 性 修改 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,初步 
危险 表 , 初 步 危险 分 析 ,分 系统 危险 分 析 , 系 统 危险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系统 
安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
8 


1 
2 
3 
.4 
本 


1 
2 
3 
3 
3。 
3. 
3. 
3. 
3. 
3, 
3. 
1 
9 
9。 
3 
9. 
9 
9 
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< 


范围 
引用 文 俏 
系统 使 用 和 保障 概述 


计划 的 系统 配置 和 状态 

设施 的 接口 

计划 的 环境 

保障 工具 或 其 他 设备 

操作 或 工作 的 次 序 , 同 时 进行 工作 的 影响 和 限制 
生物 因素 

规定 的 人 员 安 全 和 健康 要 求 

可 能 的 非 计 划 事 件 


分 析 方 法 
使 用 和 保障 危险 分 析 


在 危险 条 件 下 工作 需要 采取 的 措施 

为 消除 危险 或 减少 风险 所 需 的 设计 更 改 

对 安全 装置 和 设备 的 要 求 

报警 注意 事项 以 及 特别 应 急 措施 
危险 器 材 的 装 缉 、 使 用 、 贮 存 、 运 输 、 维 修 及 处 理 要 求 


安全 性 措施 和 替换 方案 





职业 健康 危险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 职业 健康 危险 分 析 结 果 记 录 成 文 ,以 确定 有 害 健 康 的 危险 并 提出 保护 措 
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施 , 以 便 将 有 关 风 险 减 少 到 订购 方 可 接受 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 ,在 设计 定型 阶段 适应 性 修改 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,初步 
危险 表 , 初 步 危 险 分 析 , 分 系统 危险 分 析 , 系 统 危 险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系统 
安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

系统 概述 

分 析 方 法 

职业 健康 危险 分 析 

.1 有 毒物 质 

.2 物理 因素 

.3 系统 、 设 施 和 人 员 防 护 装 置 的 设计 要 求 
安全 性 措施 和 替换 方案 


] 
2 
3 
4 
9 
9 
9 
9 
6 





3.11. 10 安全 性 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 

用 于 规范 安全 性 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 等 ,以 验证 安全 性 关键 的 硬件 、 软 
件 和 规程 是 否 符合 安全 性 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 二 级 定 委 批准 转 入 设计 定型 试验 阶段 并 确定 承 试 单位 后 ,由 承 试 单位 拟 
制 ,并 征求 总 部 分 管 有 关 装 备 的 部 门 . 军 兵种 装备 部 、 研 制 总 要 求 论 证 单位 .军事 
代表 机 构 或 军队 其 他 有 关 单 位 、 承 研 承 制 单位 的 意见 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,通用 规范 ,产品 规范 ,有 关 试 验 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 》 和 GJB 900 一 1990《 系 
统 安全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
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编制 大 岗 的 依据 

试验 目的 和 性 质 

被 试 品 、 陪 试 品 、 配 套 设 备 的 数量 和 技术 状态 
1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 

.2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 

.3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 
试验 项 目 、 内 容 和 方法 


主要 测试 ,测量 设备 的 名 称 、 精 度 .数量 
试验 数据 处 理 原则 、 方 法 和 合格 判定 准则 
.1 试验 数据 处 理 原则 

.2 试验 数据 处 理 方法 

.3 试验 数据 合格 判定 准则 

试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
试验 安全 保证 要 求 


MD 0©O0 J DD 人 ND pp 





3.11.11 安全 性 试验 报告 


1. 文件 用 途 

用 于 作为 产品 设计 定型 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

试验 结束 后 , 承 试 单位 在 30 个 工作 日 内 完成 安全 性 试验 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 安 全 性 试验 大 纲 , 有 关 国 家 军用 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定 型 程序 和 要 求 》 和 GJB 900 一 1990《 系 
统 安 全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


试验 概况 

试验 项 目 、 步 又 和 方法 

. X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 

试验 数据 

试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 


试验 结果 、 结 论 
.1 试验 结果 
.2 试验 结论 





存在 的 问题 和 改进 建议 

. X (存在 的 问题 X) 改 进 建 议 

试验 照片 

.1 试验 样品 的 全 盘 、 主 要 侧面 照片 

.2 主要 试验 项 目 照片 

.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 


主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 

关于 编制 \ 训 练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
.1 关于 编制 的 意见 和 建议 

.2 关于 训练 的 意见 和 建议 

.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 

.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 





3.11.12 安全 性 评价 报告 


1. 文件 用 途 

对 假定 事故 的 风险 进行 全 面 评价 并 记录 成 文 。 

2. 编制 时 机 

在 系统 试验 或 使 用 前 ,或 合同 即将 完成 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 
安全 性 工作 报告 ,初步 危险 表 , 初 步 危 险 分 析 , 分 系统 危险 分 析 , 系统 危 险 分 析 ， 
使 用 和 保障 危险 分 析 , 职 业 健康 危险 分 析 , 安 全 性 试验 大 纲 , 安 全 性 试验 报告 ， 
GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
危险 分 类 与 分 级 的 安全 性 准则 和 方法 
安全 性 分 析 与 试验 情况 
安全 性 大 岗 执行 的 结果 
危险 器 材 


.1 危险 器 材 类 型 数量 及 可 能 的 危险 
.2 安全 性 防护 措施 和 规程 

.3 器 材 安 全 性 数据 

评价 结论 

安全 性 措施 和 建议 


O00 守信- 





3.11.13 安全 性 符合 有 关 规 定 的 评价 


1. 文件 用 途 

进行 安全 性 符合 有 关 规 定 的 评价 并 记录 成 文 , 以 确保 系统 的 安全 设计 及 在 
系统 试验 或 使 用 前 或 合同 完成 时 全 面 地 评价 所 假定 的 风险 。 

2. 编制 时 机 

在 系统 试验 或 使 用 前 ,或 合同 即将 完成 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 方案 ,安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 
安全 性 工作 报告 ,初步 危险 表 , 初 步 危险 分 析 , 分 系统 危险 分 析 , 系统 危险 分 析 ， 
使 用 和 保障 危险 分 析 , 职 业 健 康 危险 分 析 , 安 全 性 试验 大 纲 ,安全 性 试验 报告 ， 
GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 

1 范围 

2 引用 文件 

3 系统 设计 和 规程 符合 有 关 规 定 的 验证 

4 安全 性 分 析 
4.1 初步 危险 分 析 
4.2 分 系统 危险 分 析 
4.3 系统 危险 分 析 
4.4 使 用 和 保障 危险 分 析 
5 安全 性 问题 及 其 预防 措施 
5.1 残余 危险 
5.2 必要 的 特殊 安全 性 设计 
5.3 危险 器 材 及 其 预防 措施 和 规程 





3.11.14 安全 性 培训 


1. 文件 用 途 

对 承 制 方 和 订购 方 的 有 关 人 员 进 行 安 全 性 培训 ,使 得 他 们 可 以 承担 以 下 安 
全 性 方面 的 工作 :确定 危险 及 其 分 类 ,分 析 产 生 的 原因 、 影 响 , 采 取 防 护 和 控制 措 
施 , 制 定 和 执行 规程 检查 表 ; 消 除 人 为 差错 ;研制 保险 装置 .保护 设备 、 监 控 和 报 
警 装置 ;制定 应 急 规 程 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 编制 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 ,分 系统 危险 分 析 , 系 统 危 险 分 析 , 使 用 和 保障 危险 分 析 , 职 
业 健 康 危险 分 析 ,安全 性 试验 大 纲 ,安全 性 试验 报告 ,GJB 900 一 199% 系 统 安全 
性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 


引用 文件 


试验 、 使 用 和 保障 人 员 的 培训 计划 
设计 、 研 制 和 生产 人 员 的 培训 计划 
订购 方 管 理 人 员 的 培训 计划 





3.11.15 软件 需求 危险 分 析 


1. 文件 用 途 

将 软件 需求 危险 分 析 ( 工 作 项 目 501) 的 结果 记录 成 文 ,检查 软件 的 需求 和 
设计 ,确定 软件 的 不 安全 模式 ,对 软件 系统 进行 初始 的 安全 性 评价 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 设计 评审 时 提出 安全 性 关键 的 计算 机 软件 成 分 (包括 过 程 、 程 序 、 例 
程 ,模块 ,功能 、 表 、 变 量 \ 值 或 计算 机 程序 状态 及 其 接口 等 ) 的 清单 ,分 析 的 最 终 
结果 应 在 软件 需求 评审 时 提交 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 ,GJB 900 一 199% 系 统 安 全 性 通用 大 纲 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3“ 安 全 性 关键 的 ”定义 
软件 需求 文件 分 析 


.1 与 安全 性 有 关 的 文件 更 改建 议 


1 
5 与 安全 性 有 关 的 文件 更 改建 议 、 设 计 要 求 和 测试 要 求 
9 
5.2 与 安全 性 有 关 的 设计 要 求 





5.3 与 安全 性 有 关 的 测试 要 求 
6 方案 设计 评审 和 软件 需求 评审 中 的 软件 安全 性 保障 


6.1 方案 设计 评审 
6.2 软件 需求 评审 
6 分 析 结 论 





3.11.16 概要 设计 危险 分 析 


1. 文件 用 途 z 

将 概要 设计 危险 分 析 ( 工 作 项 目 502) 的 结果 记录 成 文 ,以 确保 概要 设计 中 
的 安全 性 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 软件 详细 设计 开始 前 基本 完成 ,分 析 结 果 应 在 概要 设计 评审 时 提交 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 , 软件 需求 危险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 
纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引 座 奕 信 
“安全 性 关键 的 ”定义 
危险 的 风险 评价 

概要 设计 分 析 

设计 更 改建 议 

将 安全 性 需求 纳入 测试 计划 
.1 软件 测试 计划 中 的 描述 建议 
.2 系统 测试 计划 中 的 描述 建议 
.3 系统 测试 大 岗 中 的 描述 建议 
概要 设计 评审 中 的 软件 安全 性 保障 
分 析 结 论 


1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
9 





3.11.17 详细 设计 危险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 详细 设计 和 危险 分 析 ( 工 作 项 目 503) 的 结果 记录 成 文 ,以 验证 软件 设计 是 
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否 已 正确 地 体现 了 安全 性 需求 并 对 安全 性 关键 的 计算 机 软件 成 分 进行 分 析 。 


2. 编制 时 机 
在 软件 开始 编程 前 基本 完成 ,分 析 结 果 应 在 详细 设计 评审 时 提交 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 , 软 件 需求 危险 分 析 , 概 要 设计 危险 分 析 , GJB 900 一 1990 
《系统 安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 199% 系 统 安全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

“安全 性 关键 的 ”定义 
危险 的 风险 评价 

详细 设计 分 析 

设计 更 改建 议 

测试 要 求 制定 

手册 中 的 安全 性 信息 

1 使 用 维护 说 明 书 中 的 描述 建议 
2 计算 机 系统 操作 员 手 册 中 的 描述 建议 
.3 固件 保障 手册 中 的 描述 建议 
8.4 软件 用 户 手 册 中 的 描述 建议 
8.5 其 他 手册 中 的 描述 建议 

9 详细 设计 评审 中 的 软件 安全 性 保障 
10 分 析 结 论 


1 
2 
3 
4 
9 
6 
水 
8 
8. 
8. 


OO 





3.11.18 软件 编程 危险 分 析 


1. 文件 用 途 z 

将 软件 编程 危险 分 析 ( 工 作 项 目 504) 的 结果 记录 成 文 ,分 析 程 序 的 编制 和 
系统 的 接口 ,应 利用 详细 设计 危险 分 析 的 结果 ,确定 其 中 可 能 导致 或 促成 影响 安 
全 性 的 事件 .故障 和 条 件 。 

2. 编制 时 机 

软件 编程 危险 分 析 工 作 与 软件 编程 同时 进行 ,并 贯穿 系统 的 寿命 周期 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
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险 表 , 初 步 危 险 分 析 ,软件 需求 危险 分 析 , 概要 设计 危险 分 析 , 详 细 设 计 和 危险 分 
析 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 
到 基文 芋 
安全 性 关键 的 "定义 


软件 分 析 

编程 文档 评审 

测试 准备 状态 评审 中 的 安全 性 保障 
分 析 结 论 





3.11. 19 软件 安全 性 测试 


1. 文件 用 途 

将 软件 安全 性 测试 (工作 项 目 505) 的 结果 记录 成 文 , 验 证 安全 性 需求 的 实 
现 情况 ,以 确保 已 消除 所 有 的 危险 或 将 其 风险 控制 到 可 接受 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 完成 单元 测试 .综合 测试 .验收 测试 和 系统 测试 后 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :安全 性 大 纲 , 系 统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 , 软 件 需求 危险 分 析 , 概 要 设计 和 危险 分 析 , 详 细 设 计 和 危险 分 
析 ,软件 编程 危险 分 析 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 纲 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 
“安全 性 关键 的 ”定义 
软件 测试 


外 购 软 件 的 安全 性 分 析 和 测试 

订购 方 提供 软件 的 安全 性 分 析 和 测试 
危险 的 处 理 

软件 安全 性 测试 结论 


oo 器 全 中 DD -~ 





3.11.20 软件 与 用 户 接 口 危 险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 软件 与 用 户 接 口 危险 分 析 ( 工 作 项 目 506) 的 结果 记录 成 文 , 制 定 软件 用 
户 规 程 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 、 工 程 研 制 阶段 和 设计 定型 阶段 均 应 进行 软件 与 用 户 接口 危险 
分 析 ,将 分 析 结 果 记 录 成 文 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :安全 性 大 纲 , 系 统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 ,软件 需求 危险 分 析 , 概 要 设计 危险 分 析 , 详 细 设 计 和 危险 分 
析 ,软件 编程 危险 分 析 , 软 件 安全 性 测试 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安 全 性 通用 大 
纲 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 900 一 1990《 系统 安全 性 通用 大 纲 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
“安全 性 关键 的 ”定义 


不 能 由 系统 设计 或 其 他 措施 消除 或 控制 的 危险 
设计 更 改建 议 
安全 操作 规程 





3.11.21 软件 更 改 危 险 分 析 


1. 文件 用 途 
将 软件 更 改 危 险 分 析 ( 工 作 项 目 507) 的 结果 记录 成 文 ,以 确定 是 否 会 引入 
新 的 危险 。 


2. 编制 时 机 
在 对 软件 进行 任何 更 改 后 ,进行 软件 更 改 危险 分 析 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :安全 性 大 纲 ,系统 安全 性 工作 计划 ,系统 安全 性 工作 报告 ,初步 危 
险 表 ,初步 危险 分 析 ,软件 需 求 危 险 分 析 , 概 要 设计 危险 分 析 , 详 细 设 计 和 危险 分 
析 ,软件 编程 危险 分 析 , 软 件 安全 性 测试 ,GJB 900 一 1990《 系 统 安全 性 通用 大 
纲 》 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 900 一 199% 系 统 安 全 性 通用 大 纲 》 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

“安全 性 关键 的 "定义 

软件 更 改 描述 

软件 更 改 的 影响 分 析 

软件 更 改 的 安全 性 测试 

受 软 件 更 改 影 响 的 文档 评审 和 修改 

软件 配置 管理 计划 对 软件 更 改 危 险 分 析 的 描述 


] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 





3.12 环境 适应 性 文件 


3.12.1 环境 工程 工作 计划 


1. 文件 用 途 
列 出 装备 寿命 期 各 个 阶段 要 开展 的 环境 工程 工作 项 目 、 工 作 进度 和 接口 关 
系 , 并 将 其 纳入 装备 研制 计划 网 络 图 ,以 确保 环境 工程 工作 有 机 纳入 装备 寿命 期 


各 阶段 的 工作 中 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 提出 初稿 ,在 方案 阶段 完成 正式 稿 , 在 后 续 阶 段 按 需 要 进行 修改 
和 完善 。 

3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 任务 书 或 研制 合同 ,GJB 4239 一 2001《 装 备 环 
境 工程 通用 要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 

2 编制 依据 

3 装备 使 用 环境 概述 

4 环境 工程 工作 项 目 
计划 进度 


5 
6 审查 或 评审 
7 接口 关系 





8 保障 资源 
9 环境 工程 工作 机 构 


9.1 环境 工程 工作 系统 
9.2 环境 工程 专家 组 
9.3 环境 工程 工作 评审 委员 会 





3.12.2 寿命 期 环境 前 面 


1. 文件 用 途 
为 确定 产品 设计 和 试验 要 考虑 的 环境 因素 类 型 及 其 具体 量 值 或 具体 量 值 的 
确定 原则 提供 规范 化 的 基本 数据 支持 。 该 文件 是 实施 GJB 4239 工作 项 目 201 
“确定 寿命 期 环境 剖面 2 的 输出 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 提出 初稿 ,在 方案 阶段 完成 正式 稿 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :产品 寿命 期 剖面 ,产品 有 关 的 战 技 指 标 和 任务 剖面 ,产品 使 用 的 
地 域 海域 和 空域 ,产品 的 工作 特性 和 在 平台 上 的 位 置 , 其 他 有 关 文 件 和 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
目的 和 用 途 
编制 依据 
预期 发 生 的 各 种 事件 


预期 的 自然 环境 和 诱发 环境 或 其 组 合 
预期 出 现 的 期 限 和 /或 次 数 与 频 度 
寿命 期 环境 剖面 表 





3.12.3 使 用 环境 文件 


1. 文件 用 途 

提供 一 套 完 整 而 规范 的 寿命 期 遇 到 各 种 环境 的 数据 ,以 便 在 此 基础 上 ,分析 
环境 对 产品 的 影响 ,并 根据 其 对 产品 影响 的 严重 程度 .环境 量 值 的 严酷 度 和 出 现 
频 度 ,进一步 确定 要 考虑 的 环境 类 型 及 其 量 值 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 提出 初稿 ,在 方案 阶段 完成 正式 稿 ,在 后 续 阶 段 进行 修改 和 
完善 。 
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3. 编制 依据 

主要 包括 :寿命 期 环境 剖面 和 通用 的 自然 环境 极 值 数据 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 
2 编制 依据 
3 使 用 环境 数据 表 


4 环境 数据 收集 计划 
5 使 用 环境 测量 计划 





3.12.4 环境 适应 性 要 求 


1. 文件 用 途 

为 研制 的 装备 及 其 下 层 产 品 提供 一 套 完整 的 环境 适应 性 要 求 ,作为 装备 研 
制 总 要 求 或 产品 合同 (协议 ) 中 提出 相应 环境 适应 性 要 求 和 规定 环境 适应 性 验证 
要 求 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 方案 阶段 编写 ,最 迟 应 在 工程 研制 阶段 早期 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :寿命 期 环境 剖面 ,使 用 环境 文件 ,其 他 相关 文件 和 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 
2 编制 依据 


3 环境 适应 性 要 求 
4 环境 适应 性 验证 要 求 和 验证 方法 





3.12.5 环境 适应 性 设计 准则 


1. 文件 用 途 

用 于 指导 产品 设计 人 员 进 行 环境 适应 性 设计 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 .工程 研制 阶段 早期 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :环境 适应 性 要 求 文件 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 或 技术 协议 ,其 他 有 
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关 文 件 和 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 
2 编制 依据 
3 环境 适应 性 设计 准则 


3.1 耐 环境 应 力 裕 度 
3.2 降 额 设计 

3.3 降低 环境 应 力 强 度 或 环境 影响 
3.4 控制 工作 时 对 周围 环境 影响 





3.12.6 环境 适应 性 设计 指南 


1. 文件 用 途 

用 于 指导 产品 设计 人 员 进 行 环境 适应 性 设计 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 工程 研制 阶段 早期 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :环境 适应 性 要 求 文件 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 或 技术 协议 ,其 他 有 
关 文 件 和 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


目的 和 用 途 

编制 依据 

产品 环境 适应 性 设计 指南 

材料 .元 器 件 和 防护 工艺 优选 目录 

通用 耐 环境 设计 方法 标准 或 设计 技术 规范 清单 
推荐 的 环境 适应 性 设计 技术 


.2 耐 振动 设计 技术 


1 
2 

3 

.3.1 三 防 设计 技术 
3 

3.3 热 设 计 技 术 





3. 12.7 环境 适应 性 设计 报告 


1. 文件 用 途 
产品 设计 人 员 进 行 环境 适应 性 设计 的 总 结 。 
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2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :环境 适应 性 要 求 文件 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 或 技术 协议 ,其 他 有 
关 文 件 和 标准 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 

2 编制 依据 

3 定量 、 定 性 指标 

4 设计 裕 度 

5 采取 的 环境 适应 性 设计 技术 和 措施 
6 

7 

让 


环境 适应 性 研制 试验 过 程 

环境 适应 性 研制 试验 数据 

.1 产品 耐 环境 应 力 裕 度 , 及 其 工作 极限 与 破坏 极限 
.2 产品 环境 的 响应 特性 数据 
8 存在 的 主要 薄弱 环节 ,未 来 改进 设计 的 方向 





3.12.8 环境 试验 与 评价 总 计划 


1. 文件 用 途 | 

提出 装备 寿命 期 内 ,特别 是 研制 生产 阶段 应 开展 的 各 种 试验 与 评价 任务 , 包 
括 自 然 环境 试验 、 实 验 室 环 境 试验 和 使 用 环境 试验 三 个 方面 的 任务 及 这 些 任 务 
的 安排 和 顺序 。 可 为 及 早 对 开展 环境 试验 及 其 他 相应 的 试验 (如 可 靠 性 试验 , 安 
全 性 试验 和 寿命 试验 ) 所 需要 的 设备 时间、 费用 .人 力 等 资源 做 出 相应 估计 并 提 
供 信息 ,为 更 好 地 协调 环境 试验 工作 与 其 他 研制 工作 ,以 最 佳 的 效 费 比 安排 和 实 
施 这 些 试验 提供 依据 ;可 作为 环境 工程 技术 人 员 型 号 管理 人 员 产品 设计 人 员 
和 试验 技术 人 员 开 展 相应 试验 工作 的 依据 。 是 制定 环境 试验 大 纲 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 提出 初稿 、 工 程 研制 阶段 完成 最 终 稿 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,研制 计划 ,研制 任务 书 或 研 
制 合同 ,研制 方案 ,产品 规范 ,通用 规范 ,GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 
求 ) 等 。 
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4. 目次 格式 
按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


1 目的 和 用 途 
2 编制 依据 


3 自然 环境 试验 计划 
4 实验 室 环境 试验 计划 
5 使 用 环境 试验 计划 





3. 12.9 ”环境 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 

为 环境 试验 的 实施 规定 一 系列 的 要 求 , 以 确保 环境 试验 达到 预定 的 目的 , 试 
验 结果 正确 , 且 具 有 可 追溯 性 。 环 境 试 验 大 纲 是 制定 环境 试验 程序 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 工程 研制 阶段 后 期 开始 编制 ,在 设计 定型 阶段 通过 评审 并 经 批复 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :人 研制 总 要 求 , 人 研制 合同 ,研制 计划 ,产品 规范 ,装备 环境 适应 性 要 
求 文件 ,有 关 环境 试 验方 法 的 通用 标准 和 规范 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


主题 内 容 和 适用 范围 
编制 依据 

.1 编制 依据 文件 

.2 引用 的 标准 和 文件 
试验 样品 的 描述 
试验 项 目 和 试验 顺序 
试验 条 件 及 其 容 差 


试验 设备 和 检测 仪表 要 求 
试验 样品 

.1 试验 样品 检测 要 求 

.2 试验 样品 处 理 要 求 

.3 试验 样品 安装 要 求 
试验 数据 记录 要 求 
合格 判 据 


RE > ,二 DD 





10 失效 或 故障 处 理 原 则 和 记录 要 求 
11 试验 中 断 处 理 及 记录 要 求 


12 试验 组 织 、 管 理 和 质量 保证 要 求 
13 试验 报告 要 求 





3. 12..10 ”环境 鉴定 试验 报告 


1. 文件 用 途 \ 

提供 产品 进行 过 各 项 环境 试验 的 证 明和 试验 实施 过 程 的 详细 信息 ,作出 产 
品 是 否 通过 该 项 环境 试验 的 结论 或 者 提供 试验 中 获取 的 产品 环境 啊 应 数据 等 信 
息 ,为 评价 试验 过 程 及 试验 结果 的 可 信和 性 及 必要 时 追溯 试验 实施 过 程 情 况 提 供 
全 面 的 信息 支持 ,并 为 评价 产品 对 环境 适应 性 要 求 的 符合 性 提供 信息 支持 。 

2. 编制 时 机 

在 完成 环境 试验 后 一 个 月 内 提供 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,产品 规范 ,环境 试验 大 纲 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 


试验 目的 

试验 依据 

试验 地 点 、 日 期 和 参 试 人 员 

受 试 产 品 说 明 

试验 项 目 和 顺序 

试验 条 件 及 其 容 差 

试验 设备 和 测试 仪器 说 明 

试验 合格 判 据 

试验 实施 过 程 

概述 

初始 检测 

预 处 理 ( 选 择 项 ) 

夹具 特性 调查 ( 仅 适用 于 振动 试验 ) 
试验 样品 安装 和 功能 、 性 能 检测 
试验 参数 设置 和 相 容 性 运行 (选择 项 ) 
试验 应 力 施加 和 中 间 检 济 
试验 中 断 处 理 

试验 恢复 (选择 项 ) 


pC eB CD DD 0 3 BD hs 


1 
< 
3 
4 
9 
6 
7 
8 
9 





9. 10 最 终 检 测 
10 试验 数据 及 分 析 


11 产品 故障 和 问题 处 理 情况 
12 试验 结果 与 结论 





3. 12. 11 环境 鉴定 试验 总 报告 


1. 文件 用 途 

汇总 和 分 析 各 单项 环境 试验 的 结论 ,给 出 产品 环境 适应 性 水 平 是 否 满足 人 研 
制 总 要 求 和 (或 ) 合 同 协议 书 中 规定 的 环境 适应 性 要 求 的 结论 。 

2. 编制 时 机 

在 完成 所 有 环境 试验 后 一 个 月 内 提供 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :环境 鉴定 试验 大 纲 ,环境 鉴定 试验 程序 ,环境 鉴定 试验 报告 ,其 他 
有 关 文 件 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 4239 一 200]《 装 备 环境 工程 通用 要 求 》 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 
试验 目的 
试验 依据 
试验 地 点 、 日 期 和 参 斌 人员 
受 试 产 品 说 明 
试验 项 目 和 顺序 
试验 条 件 及 其 容 差 


试验 设备 和 测试 仪器 说 明 
试验 合格 判 据 

试验 实施 过 程 

10 试验 数据 及 分 析 

11 产品 故障 和 问题 处 理 情况 
12 试验 结果 与 结论 


(‘OO cs 名 本 





3.12.12 环境 适应 性 报告 


1. 文件 用 途 

全 面 描 述 工程 研制 阶段 装备 环境 工程 工作 开展 情况 ,说 明 研 制 装 备 的 环境 
适应 性 水 平 与 研制 总 要 求 或 合同 (协议 ) 中 规定 的 指标 要 求 的 符合 性 ,为 产品 设 
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计 定 型 决策 提供 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 定型 阶段 编写 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 或 技术 协议 ,型 号 系统 相关 文件 ,环境 试验 
报告 ,外场 试 用 情况 报告 ,其 他 相关 标准 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 4239 一 2001《 装 备 环境 工程 通用 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
1 目的 和 用 途 
2 编制 依据 
环境 适应 性 要 求 
环境 适应 性 设计 工作 


环境 试验 及 其 结果 

环境 故障 及 其 问题 解决 情况 
环境 适应 性 符合 性 情况 
遗留 问题 与 建议 





3. 13 ”电磁 兼容 性 文件 


3.13.1 电磁 环境 


1. 文件 用 途 

用 于 明确 产品 的 电磁 环境 ,为 产品 研制 总 要 求 的 制定 提供 技术 依据 ,并 作为 
产品 设计 的 一 个 和 输入。 

2. 编制 时 机 

在 论证 阶段 制定 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :武器 装备 使 用 环境 ,通用 规范 ,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 
兼容 性 管理 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 编写 ,目次 格式 
如 下 : 


1 范围 
2 引用 文件 
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电磁 环境 构成 
电磁 环境 影响 
分 析 确 定 过 程 
环境 剖面 
功能 特性 


1 

2 

3 工作 和 生存 
.4 敏感 性 

5 未 来 考虑 
6 环境 电 平 
分 析 确 定 结 果 





3.13.2 电磁 兼容 性 要 求 


1. 文件 用 途 
规定 系统 电磁 兼容 性 的 总 要 求 , 包 括 系 统 电 磁 环 境 的 控制 、 避 雷 、 静 电 、 搭 接 
和 接地 要 求 ,可 作为 产品 研制 总 要 求 的 一 部 分 ,是 产品 研制 的 一 个 设计 输入 。 
2. 编制 时 机 
在 论证 阶段 方案 阶段 早期 制定 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :武器 装备 使 用 环境 ,通用 规范 ,电磁 环境 ,GJB 1389 一 1992《 系统 
电磁 兼容 性 要 求 》，, GJB 151A 一 1997《 罕 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 
求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 测 量 》,GJB/Z 17 一 
1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
电磁 环境 
电磁 兼容 性 要 求 
分 系统 或 设备 的 关键 类 别 
性 能 降级 准则 
安全 系数 


电线 和 电缆 布线 


1 
2 

3 

.4 干扰 与 敏感 度 控制 
5 

6 电源 
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4.7 尖峰 信和 号 
4.8 搭 接 和 接地 
4.9 雷电 防护 
4. 10 静电 防护 


4.11 人 体 保 护 
4. 12 电磁 对 易 炊 易 爆 物 和 军械 的 危害 
4. 13 外 界 环境 
4.14 抑制 元 件 





3.13.3 电磁 兼容 性 大 纲 


1. 文件 用 途 

电磁 兼容 性 大 纲 将 电磁 兼容 性 要 求 与 装备 的 研制 .质量 、 进 度 和 工程 管理 相 
结合 ,确定 电磁 兼容 性 工作 的 方针 和 原则 ,建立 电磁 兼容 性 管理 和 协调 网 络 以 及 
工作 程序 ,以 达到 电磁 兼容 性 工作 分 工 明确 、 责 任 落实 ,计划 合理 ,评审 严格 的 目 
的 ,将 电磁 兼容 性 作为 装备 研制 的 基本 设计 性 能 贯穿 研制 的 全 过 程 ,确保 使 用 方 
最 终 获 得 一 个 满足 电磁 兼容 性 要 求 的 装备 。 它 是 装备 研制 过 程 中 电磁 兼容 性 工 
作 的 最 高 层 管理 文件 ,也 是 其 他 电磁 兼容 性 计划 和 文件 的 基础 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 早期 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,GJB 1389 一 1992《( 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 
装备 电磁 兼容 性 管理 指南 》 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 17 一 199]《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 


范围 

引用 文件 

电磁 兼容 性 管理 的 目标 、 内 容 、 要 求 和 方法 
.1 电磁 兼容 性 管理 目标 


.2 电磁 兼容 性 管理 内 容 
.3 电磁 兼容 性 管理 要 求 
.4 电磁 兼容 性 管理 方法 





各 部 门 的 职责 ,权限 和 工作 范围 ,以 及 与 有 关 单 位 之 间 的 联系 
,又 《都 门 已) 

电磁 兼容 性 预测 与 分 析 的 计划 和 方法 

.1 电磁 兼容 性 预测 与 分 析 的 计划 

.2 电磁 兼容 性 预测 与 分 析 的 方法 


各 研制 阶段 应 达到 的 工作 目标 ,要 求 和 进度 ,以 及 评审 时 间 
.1 论证 阶段 

.2 方案 阶段 

.3 工程 研制 阶段 

.4 设计 定型 阶段 

电磁 兼容 性 大 岗 的 修改 要 求 和 措施 





3.13.4 电磁 兼容 性 技术 组 


1. 文件 用 途 
明确 电磁 兼容 性 技术 组 的 组 成 、 工 作 内 容 和 工作 方式 ,以 发 挥 电磁 兼容 性 技 
术 组 的 作用 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 早期 建立 电磁 兼容 性 技术 组 并 形成 文件 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :电磁 兼容 性 要 求 , 电 磁 兼 容 性 大 纲 ,GJB 1389 一 1992《 系统 电磁 
兼容 性 要 求 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
电磁 兼容 性 技术 组 的 作用 


电磁 兼容 性 技术 组 的 组 成 
电磁 兼容 性 技术 组 工作 内 容 
电磁 兼容 性 技术 组 工作 方式 





3.13.5 电磁 兼容 性 控制 计划 


1. 文件 用 途 


全 面 说 明 有 关 电 磁 兼 容 性 的 计划 安排 和 技术 措施 ,建立 研制 过 程 中 电磁 兼 
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容 性 工作 的 依据 ,以 保证 实现 合同 中 所 规定 的 各 项 电磁 兼容 性 要 求 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 制定 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 技术 组 ,GJB 1389 一 1992《 系统 电磁 
兼容 性 要 求 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
目的 
计划 安排 与 技术 措施 
管理 
频谱 保障 
防 电磁 干扰 结构 设计 
电子 、 电 气 布线 设计 


标准 、 规 范 及 验证 要 求 
分 析 
修改 





1 
2 
3 
.4 
.5 电磁 兼容 性 电路 设计 
6 
7 
.8 


3.13.6 电磁 兼容 性 设计 方案 


1. 文件 用 途 

开展 产品 电磁 兼容 性 设计 的 输出 ,描述 产品 拟 采 取 的 电磁 兼容 性 控制 技术 
措施 ,对 采取 的 措施 进行 电磁 兼容 性 预测 与 分 析 ,并 提出 初步 的 试验 验证 工作 安 
排 ,确保 产品 满足 电磁 兼容 性 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 控制 计划 ,GJB 1389 一 1992《 系 统 电 
人 厂 兼 容 性 要 求 》,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》， 
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GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 测量 》,GJB/Z 17 一 1991 
《军用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 等。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1389 一 1992《 系统 电磁 兼容 性 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 
2 
3 
.4 干扰 与 敏感 度 控制 
5 
6 
7 


| 
2 
3 
4 
9 
6 
0. 
6., 
6. 
6 
6. 
0, 
6. 
6 
6. 
6. 
6. 
0. 
6. 
6. 
7 
8 





范围 

引用 文件 

电磁 环境 条 件 

电磁 兼容 性 要 求 
电磁 兼容 性 设计 准则 
电磁 兼容 性 设计 方案 

分 系统 或 设备 的 关键 类 别 
性 能 降级 准则 

安全 系数 


电线 和 电缆 布线 
电源 
尖峰 信号 


.8 搭 接 和 接地 


9 雷电 防护 

10 静电 防护 

11 人 体 保 护 

12 电磁 对 易 炊 易 爆 物 和 军械 的 危害 
13 外 界 环境 

14 抑制 元 件 

电磁 兼容 性 预测 与 分 析 
电磁 兼容 性 试验 验证 


3.13.7 电磁 兼容 性 预测 与 分 析 


1. 文件 用 途 

为 确定 工程 系统 电磁 兼容 性 问题 的 范围 和 程度 ,使 工程 管理 人 员 和 设计 人 
员 ,以 及 生产 和 使 用 维修 人 员 事 先 预 计 和 发 现 潜 在 的 电磁 兼容 性 问题 ,为 工程 研 
制 提供 决策 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 ,为 评定 系统 电磁 兼容 性 设计 方案 ,协助 确定 系统 的 主要 特性 和 
技术 条 件 ,需要 进行 系统 电磁 兼容 性 预测 和 分 析 。 
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在 工程 研制 阶段 ,为 确定 产品 的 具体 性 能 参数 和 功能 级 的 组 成 ,如 放大 人 需 、 
混 频 器 ,滤波 器 .调制 器 、 检 波 器 .显示 或 读 出 装置 .电源 等 ,需要 进行 产品 电磁 兼 
容 性 预测 和 分 析 。 
在 设计 定型 阶段 ,进行 装备 电磁 兼容 性 预测 和 分 析 ,通过 频率 管理 并 在 使 用 
中 进行 时 域 .空域 上 的 电磁 控制 ,分 析 和 人 解决 可 能 存在 的 电磁 问题 ,评定 装备 的 
总 体 电磁 兼容 性 能 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,人 研制 总 要 求 ,电磁 兼容 性 要 求 ,通用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 设计 方案 ， 
GJB 1389 一 1992《 系统 电磁 兼容 性 要 求 》»，,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 
电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 
度 测量 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 
1 范围 
2 引用 文件 
3 预测 与 分 析 类 型 
4 预测 与 分 析 内 容 
4. XX (预测 与 分 析 内 容 X) 


4. X. 1 预测 与 分 析 方 法 
4. X.2 预测 与 分 析 过 程 
4. X.3 预测 与 分 析 结果 
5 预测 与 分 析 结 论 





3.13.8 电磁 兼容 性 试验 计划 


1. 文件 用 途 

统筹 安排 和 协调 工程 研制 中 的 电磁 兼容 性 与 其 他 方面 的 工作 ,确定 电磁 兼 
容 性 试验 的 内 容 、 类 型 .方案 和 进度 ,保证 军用 装备 具备 良好 的 电磁 兼容 性 能 。 

2. 编制 时 机 

在 研制 过 程 中 需要 进行 一 系列 的 电磁 兼容 性 试验 ,需要 制定 专门 的 电磁 兼 
容 性 试验 计划 ,并 及 时 提交 主管 部 门 批准 。 

在 论证 阶段 和 方案 阶段 早期 ,为 确定 电磁 兼容 性 要 求 ,提供 电磁 兼容 性 设计 
依据 ,需要 进行 工程 总 体 设 计 电 磁 兼 容 性 试验 。 
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在 工程 研制 阶段 后 期 和 设计 定型 阶段 ,需要 进行 产品 电磁 发 射 和 敏感 度 
试验 。 

在 设计 定型 阶段 ,为 进一步 验证 电磁 兼容 性 设计 效果 ,在 设备 和 分 系统 安装 
后 ,应 进行 安装 检测 试验 ,对 有 关 电 磁 兼 容 性 的 控制 效果 和 工艺 质量 进行 验证 和 
检验 。 

在 设计 定型 阶段 ,为 验证 军用 装备 在 各 种 工作 状态 下 ,设备 、 分 系统 之 间 , 系 
统 与 环境 之 间 的 电磁 兼容 性 ,考核 与 合同 要 求 的 一 致 性 ,需要 进行 总 体 电 磁 兼 容 
性 评价 试验 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼 容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 设计 方案 ， 
GJB 1389 一 1992% 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 
电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 
度 测 量 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 》 编 写 , 目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
产品 技术 状态 说 明 
试验 内 容 和 要 求 
X (试验 内 容 X) 和 要 求 
试验 进度 安排 
试验 设施 与 设备 
1 试验 设施 
.2 试验 设备 
经 费 预 算 
可 能 存在 的 问题 及 解决 方案 
.X (可 能 存在 的 问题 X) 及 解决 方案 
试验 计划 修改 措施 


1 
2 
3 
4 
4. 
5 
6 
6. 
6 
7 
8 
8 
9 





3.13.9 电磁 兼容 性 试验 大 纲 


1. 文件 用 途 
确定 电磁 兼容 性 试验 的 项 目 、 内 容 和 方法 ,试验 数据 处 理 原 则 ,方法 和 合格 
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判定 准则 等 ,以 考核 产品 电磁 兼容 性 能 ,作为 开展 设计 定型 试验 的 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 研制 过 程 中 需要 进行 一 系列 的 电磁 兼容 性 试验 ,需要 按照 电磁 兼容 性 试 
验 计 划 ,制定 专门 的 电磁 兼容 性 试验 大 纲 ,并 及 时 提交 主管 部 门 批准 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 设计 方案 , 电 
磁 兼 容 性 试验 计划 ,GJB 1389 一 1992( 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB 151A 一 1997 
《军用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 
系统 电磁 发 射 和 敏感 度 测量 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指 
南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


编制 大 纲 的 依据 

试验 目的 和 性 质 

被 试 品 、 陪 试 品 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 
1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 

2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 

3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 
试验 项 目 、 内 容 和 方法 

主要 测试 、 测 量 设备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 
试验 数据 处 理 原 则 、 方 法 和 合格 判定 准则 
1 试验 数据 处 理 原则 

2 试验 数据 处 理 方法 

3 试验 数据 合格 判定 准则 

试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 
试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 
试验 安全 保证 要 求 


] 
2 
3 
3. 
3. 
3. 
4 
9 
6 
6. 
6 
6. 
7 
8 
9 





如 产品 《电磁 发 射 和 敏感 度 试验 大 纲 ) 的 目次 格式 如 下 : 
1 编制 大 岗 的 依据 

2 试验 目的 和 性 质 

3 被 试 品 、 陪 试 品 、 配 套 设备 的 数量 和 技术 状态 


3.1 被 试 品 的 数量 和 技术 状态 
3.2 陪 试 品 的 数量 和 技术 状态 





3.3 配套 设备 的 数量 和 技术 状态 

4 试验 项 目 、 内容 和 方法 

4.1 CE101 25Hz 一 10kHz 电源 线 传导 发 射 
4.2 CE102 10kHz 一 10MHz 电源 线 传导 发 射 
4.3 CE106 10kHz~40GHz 天 线 端 子 传导 发 射 
4.4 CE107 电源 线 尖 峰 信 号 (时 域 ) 传 导 发 射 
4.5 CS101 25Hz~50kHz 电源 线 传导 敏感 度 
4.6 CS103 15kHz 一 10GHz 天 线 端 子 互 调 传导 敏感 度 
4.7 CS104 25kHz 一 20GHz 天 线 端 子 无 用 信号 抑制 传导 敏感 度 
4.8 CS105 25kHz~20GHz 天 线 端子 交 调 传导 敏感 度 
4.9 CS106 电源 线 尖 峰 信 号 传导 敏感 度 

4. 10 CS109 50Hz 一 100kHz 壳 体 电流 传导 敏感 度 
4. 11 CS114 10kHz~400MHz 电缆 束 注 入 传导 敏感 度 
4. 12 CS115 电缆 束 注 入 脉冲 激励 传导 敏感 度 
4. 13 CS116 10kHz~100MHz 电缆 和 电源 线 阻 尼 正 弦 瞬 变 传 导 敏 感度 
4. 14 RE101 25Hz~100kHz 磁场 辐射 发 射 

4. 15 RE102 10kHz~18GHz 电场 辐射 发 射 

4. 16 RE103 10kHz~40GHz 天 线 谐 波 和 乱 真 输出 辐射 发 射 

4.17 RS101 25Hz~100kHz 磁场 辐射 敏感 度 

4. 18 RS103 10kHz~40GHz 电场 辐射 敏感 度 

4. 19 RS105 瞬 变 电磁 场 辐射 敏感 度 

5 主要 测试 .测量 设备 的 名 称 、 精 度 、 数 量 

6 试验 数据 处 理 原则 、 方 法 和 合格 判定 准则 

6.1 试验 数据 处 理 原 则 

6.2 试验 数据 处 理 方法 

6.3 试验 数据 合格 判定 准则 

7 试验 组 织 、 参 试 单位 及 试验 任务 分 工 

8 试验 网 络 图 和 试验 的 保障 措施 及 要 求 

9 试验 安全 保证 要 求 





3.13.10 电磁 兼容 性 试验 报告 


1. 文件 用 途 
客观 描述 电磁 兼容 性 试验 内 容 和 试验 结果 ,用 于 作为 产品 工程 研制 、 设 计 改 
进 或 设计 和 定型 的 依据 。 
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2. 编制 时 机 
在 完成 电磁 兼容 性 试验 后 30 天 内 完成 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 ,系统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 , 电 磁 兼 容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 试验 计划 ， 
GJB 1389 一 1992( 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 
电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 
度 测 量 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB 1362A 一 2007《 军 工 产 品 定型 程序 和 要 求 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
试验 概况 
试验 项 目 、 步 又 和 方法 
.X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 
试验 数据 
试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情 况 
试验 结果 、 结 论 
.1 试验 结果 
.2 试验 结论 
存在 的 问题 和 改进 建议 
.X (存在 的 问题 X) 改 进 建 议 
试验 照片 
.1 试验 样品 的 全 狐 、 主 要 侧面 照片 
.2 主要 试验 项 目 照片 
.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 


如 产品 《电磁 发 射 和 敏感 度 试验 报告 》 的 目次 格式 如 下 : 


试验 概况 

试验 项 目 、 步 骤 和 方法 

试验 数据 

.1 CE101 25Hz~10kHz 电源 线 传导 发 射 
.2 CE102 10kHz~10MHz 电源 线 传 导 发 射 





.3 CE106 10kHz~40GHz 天 线 端子 传导 发 射 

.4 CE107 电源 线 尖 峰 信 号 (时 域 ) 传 导 发 射 

.5 CS101 25Hz 一 50kHz 电源 线 传 导 敏 感度 

.6 CS103 15kHz~10GHz 天 线 端 子 互 调 传导 敏感 度 


OO OO 0 0 外 已 ~ 
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3.7 CS104 25kHz~20GHz 天 线 端子 无 用 信号 抑制 传导 敏感 度 

3.8 CS105 25kHz 一 20GHz 天 线 端 子 交 调 传导 敏感 度 

3.9 CS106 电源 线 尖 峰 信 号 传导 敏感 度 

3. 10 CS109 50Hz 一 100kHz 过 体 电 流传 导 敏 感度 
3. 11 CS114 10kHz 一 400MHz 电缆 束 注 入 传导 敏感 度 
3. 12 CS115 电缆 束 注 入 脉冲 激励 传导 敏感 度 
3. 13 CS116 10kHz~100MHz 电缆 和 电源 线 阻 尼 正 弦 瞬 变 传 导 敏 感度 
3.14 RE101 25Hz 一 100kHz 磁场 辐射 发 身 
3. 15 RE102 10kHz~18GHz 电场 辐射 发 射 
3. 16 RE103 10kHz 一 40GHz 天 线 谐 波 和 乱 真 输出 辐射 发 身 
3. 17 RS101 25Hz~100kHz 磁场 辐射 敏感 度 
3. 18 RS103 10kHz~40GHz 电场 辐射 敏感 度 
3. 19 RS105 瞬 变 电磁 场 辐射 敏感 度 

4 试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
4. X (出 现 的 主要 技术 问题 X) 及 处 理 情况 
5 试验 结果 、 结 论 

5.1 试验 结果 

5.2 试验 结论 

6 存在 的 问题 和 改进 建议 

6.X (存在 的 问题 X) 改 进 建 议 

7 试验 照片 

7.1 试验 样品 的 全 狐 、 主 要 侧面 照片 

7.2 主要 试验 项 目 照片 

7.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
8 主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 





3. 13. 11 电磁 兼容 性 综合 评价 报告 


1. 文件 用 途 

描述 产品 研制 过 程 中 开展 的 电磁 兼容 性 工作 和 电磁 兼容 性 试验 结果 ,对 产 
品 电磁 兼容 性 进行 综合 评价 ,作为 产品 设计 定型 的 依据 之 一 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 电 磁 兼 容 性 要 求 , 通 用 规 
范 , 系 统 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 试验 预测 与 分 
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析 ,电磁 兼容 性 试验 计划 ,电磁 兼容 性 试验 报告 ,GJB 1389 一 1992《 系统 电磁 兼 
容 性 要 求 》,GJB 151A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 要 求 》,GJB 
152A 一 1997《 军 用 设备 和 分 系统 电磁 发 射 和 敏感 度 测量 》,GJB/Z 17 一 1991《 备 
用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 

1 范围 

2 引用 文件 
3 电磁 环境 条 件 
4 电磁 兼容 性 要 求 
5 电磁 兼容 性 设计 准则 
6 电磁 兼容 性 设计 方案 
6.1 分 系统 或 设备 的 关键 类 别 
6.2 性 能 降级 准则 
6.3 安全 系数 
6.4 干扰 与 敏感 度 控制 
6.5 电线 和 电缆 布线 
6.6 电源 
6.7 尖峰 信号 
6.8 搭 接 和 接地 
6.9 雷电 防护 
6.10 静电 防护 
6 
6 
6 
6 
7 
站 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 


O00 A TD NN HD 过 


.11 人 体 保护 

.12 电磁 对 易 燃 易 爆 物 和 和 军械 的 危害 
.13 外 界 环境 

.14 抑制 元 件 

电磁 兼容 性 试验 内 容 和 结果 
.XX (试验 内 容 X) 和 结果 

电磁 兼容 问题 及 解决 情况 

.X (电磁 兼容 问题 X) 及 解决 情况 
. X.1 问题 现象 

. X.2 问题 原因 

. X.3 解决 措施 

. X.4 验证 情况 

遗留 问题 及 解决 措施 建议 

.X (遗留 问题 X) 及 解决 措施 建议 
10 结论 性 评价 意见 
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3.13. 12 ”电磁 兼容 性 培训 计划 


1. 文件 用 途 

用 于 全 面 规划 电磁 兼容 性 培训 工作 ,通过 培训 提高 各 级 工程 管理 人 员 对 电 
磁 兼 容 性 重要 性 的 认识 和 管理 水 平 , 提 高 工程 技术 人 员 的 电磁 兼容 性 技术 水 平 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 工程 研制 阶段 .设计 定型 阶段 .使 用 阶段 分 别 编 制 针对 各 类 人 
员 的 培训 计划 。 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 ,为 装备 的 管理 人 员 .设计 人 员 , 生 产 人 员 提 供 
分 析 设 计 、 生 产 技术 和 管理 方法 等 方面 的 电磁 兼容 性 专业 技术 培训 。 

在 设计 定型 阶段 和 使 用 阶段 ,为 操作 和 维修 人 员 提 供 识别 电磁 能 量 造 成 的 
性 能 降低 .达到 并 保持 最 佳 电磁 兼容 性 水 平方 面 的 电磁 兼容 性 专业 技术 培训 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,电磁 兼容 性 要 求 ,通用 规 
范 , 系 统 规范 ,产品 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 , 电 磁 兼 容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 试 
验 预 测 与 分 析 ,电磁 兼容 性 试验 报告 ,电磁 兼容 性 综合 评价 报告 ,研制 计划 ,GJB 
1389 一 1992% 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管 
理 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 ) 编 写 ,目次 格式 
如 下 : 

1 范围 

2 引用 文件 
3 培训 目的 
4 培训 对 象 
5 培训 内 容 
6 培训 方式 
7 培训 经 费 
8 培训 计划 定期 修改 要 求 





3.13.13 频率 使 用 管理 文件 


1. 文件 用 途 
用 于 指导 装备 管理 人 员 和 装备 使 用 维护 人 员 对 装备 频率 的 使 用 和 管理 , 避 


免 出 现 电 磁 兼 容 性 问题 ,确保 装备 的 正常 使 用 维护 和 性 能 发 挥 。 
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2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 开始 编制 ,在 设计 定型 阶段 定稿 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,电磁 兼容 性 要 求 ,通用 规 
范 ,系统 规范 ,产品 规范 ,电磁 兼容 性 大 纲 ,电磁 兼容 性 控制 计划 ,电磁 兼容 性 试 
验 预 测 与 分 析 , 电磁 兼容 性 试验 报告 ,电磁 兼容 性 综合 评价 报告 ,GJB 1389 一 
1992( 系 统 电磁 兼容 性 要 求 》,GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指 
南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 17 一 1991《 军 用 装备 电磁 兼容 性 管理 指南 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
频率 管理 职责 分 工 
频率 使 用 计划 流程 
频率 使 用 方法 
频率 使 用 限制 





3.14 人 机 工程 文件 


3.14.1 人 机 工程 要 求 


1. 文件 用 途 

在 研制 军事 系统 时 ,提出 人 机 工程 要 求 , 按 照 人 机 工程 实施 程序 开展 人 机 工 
程 工作 ,以 使 操作 者 与 系统 有 效 地 结合 。 为 订购 方 对 人 机 工程 项 目 需 要 的 管理 
与 控制 提供 基本 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 编写 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,通用 规范 ,GJB 3207 一 1998《 军 事 装 备 和 设施 的 人 
机 工程 要 求 》,GJB 2873 一 1997《 军 事 装 备 和 设施 的 人 机 工程 设计 准则 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 3207 一 1998《 军事 装备 和 设施 的 人 机 工程 要 求 ) 编 写 , 目 次 格式 
如 下 : 
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Se RE EN SM et 


一 般 要 求 
工作 目的 和 工作 范围 

1 分 析 

2 设计 与 研制 

3 测试 与 评价 

人 机 工程 大 纲 方案 

风险 管理 

评审 

1 主要 技术 评审 

2 分 系统 评审 
协调 与 观察 

资料 

1 可 追溯 性 

2 存 取 

分 承 制 方 和 供应 方 

非 重复 性 

详细 要 求 

分 析 

.1 规定 和 分 配 系统 功能 
.2 设备 选择 

.3 任务 和 工作 负荷 分 析 
.4 系统 和 分 系统 的 初步 设计 
详细 设计 中 的 人 机 工程 
试验 和 研究 

工程 图 样 

工作 环境 、 工 作 站 和 设施 设计 
性 能 和 设计 规范 中 的 人 机 工程 要 求 
规程 编制 

软件 编制 

手册 编制 

试验 和 评价 中 的 人 机 工程 
1 计划 制定 

.多 实施 

.3 故障 和 失误 分 析 


-OD 人 DN 反 


3. 14.2 人 机 工程 设计 准则 


1. 文件 用 途 

确定 在 产品 研制 过 程 中 进行 人 机 工程 设计 需要 遵循 的 准则 。 为 人 机 工程 设 
计 提 供 具 体 的 指导 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 制定 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 通 用 规范 ,人 机 工程 要 求 ,GJB 2873 一 1997《 军 事 装 
备 和 设施 的 人 机 工程 设计 准则 》,GJB 3207 一 1998《 军事 装备 和 设施 的 人 机 工程 
要 求 》,GJB/Z 131 一 2002《 军 事 装 备 和 设施 的 人 机 工程 设计 手册 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB 2873 一 1997《 军 事 装 备 和 设施 的 人 机 工程 设计 准则 编写 ,目次 格 
式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

定义 

设计 准则 

目标 

标准 化 

功能 分 配 

人 机 工程 设计 
故障 一 安全 保护 设计 
设计 简化 

交互 作用 

安全 性 

.9 坚固 性 

.10 核 、 生 物 、 化 学 环境 耐 受 性 
.11 核电 磁 脉 冲 防护 设计 
详细 设计 要 求 


三 | 
“3 
.4 
; 
6 
& 
.8 
9 





3.14.3 人 机 工程 方案 计划 


1. 文件 用 途 
明确 承 制 方 应 承担 或 应 完成 的 人 机 工程 项 目 范围 ,包括 相关 的 人 机 工程 标 
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准 中 规定 的 任务 和 合同 规定 要 交付 的 项 目 等 。 
2. 编制 时 机 
在 方案 阶段 制定 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 ,研制 合同 ,人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,GJB/ 
Z 134 一 200% 人 机 工程 实施 程序 指南 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 附 录 B 编写 ,目次 格式 
如 下 : 
范围 
引用 文件 
人 机 工程 任务 


人 机 工程 管理 
进度 安排 
附录 





3.14.4 人 机 工程 动态 仿真 计划 


1. 文件 用 途 
明确 人 机 工程 动态 仿真 的 工作 内 容 、 计 划 进 度 等 。 
2. 编制 时 机 
只 有 当 必 须 用 来 收集 人 的 关键 的 效能 数据 时 才 需 要 采用 动态 仿真 。 需 要 采 
用 动态 仿真 时 ,在 方案 阶段 或 工程 研制 阶段 早期 提出 人 机 工程 动态 仿真 计划 。 
应 在 提供 给 订购 方 之 前 ,与 有 关 的 承 制 方 工程 技术 人 员 进 行 协调 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,人 机 
工程 方案 计划 ,GJB/Z 134 一 2002% 人 机 工程 实施 程序 指南 》 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
人 机 工程 动态 仿真 任务 


人 机 工程 动态 仿真 管理 
进度 安排 
附录 





3.14.5 人 机 工程 试验 计划 


1. 文件 用 途 
明确 人 机 工程 试验 的 试验 项 目 内 容 、 计 划 进 度 等 。 给 订购 方 和 承 制 方 有 关 
人 员 提 供 设 备 /软件 的 试验 细节 ,以 表明 其 与 系统 规范 的 一 致 性 。 
2. 编制 时 机 
在 工程 研制 阶段 编写 。 在 提供 给 订购 方 之 前 ,应 与 承 制 方 的 试验 与 评定 人 
员 进 行 协 调 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 总 要 求 , 研 制 合 同 , 人 机 工程 要 求 ,人 机 工程 设计 准则 ,人 机 
工程 方案 计划 ,GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 等 。 
4. 目次 格式 
按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 编 写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
人 机 工程 试验 任务 
人 机 工程 试验 管理 





进度 安排 
附录 


3.14.6 人 机 工程 系统 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 

提供 人 员 与 设备 /软件 功能 分 配 的 结果 。 订 购 方 利用 人 机 工程 系统 分 析 报 
告 来 评估 系统 功能 、 分 配给 操作 者 与 维修 者 的 任务 是 否 适 宜 和 可 行 。 也 可 作为 
方案 初期 提出 人 机 工程 要 求 的 一 种 方式 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 或 工程 研制 阶段 提出 。 在 正式 提交 订购 方 之 前 ,应 与 承 制 方 项 
目 工程 人 员 进 行 协调 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 机 工程 要 求 ,人 机 工程 设计 准则 ,GJB/Z 134 一 
2002( 人 机 工程 实施 程序 指南 》,GJB 3207 一 1998《 军 事 装 备 和 设施 的 人 机 工程 
要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 编写 ,目次 格式 如 下 : 
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范围 
引用 文件 
人 机 工程 分 析 职 责 


人 机 工程 分 析 方 法 
.X (采取 的 人 机 工程 分 析 方 法 X) 
人 机 工程 分 析 结 论 





3.14.7 关键 任务 分 析 报 告 


1. 文件 用 途 

提供 一 份 待 审查 的 关键 任务 目录 ,以 及 选择 它们 的 原则 。 订 购 方 利用 关键 
任务 分 析 报 告 确认 人 机 工程 技术 风险 已 经 减 至 最 低 ,并且 确 认 关 键 任 务 的 有 关 
问题 已 解决 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 开始 编制 ,在 项 目 关 键 设 计 审 查 之 前 完成 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,GJB/Z 134 一 
2002% 人 机 工程 实施 程序 指南 》,GJB 3207 一 1998《 军事 装备 和 设施 的 人 机 工程 
要 求 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 编写 ,目次 格式 如 下 : 


1 范围 

2 引用 文件 

3 关键 任务 选择 原则 

4 关键 任务 

4. X (关键 任务 X) 

4. X. 1 操作 者 或 维修 者 所 需 的 信息 
. X.2 操作 者 或 维修 者 可 用 的 信息 
. X. 3 评价 程序 
. X.4 评价 后 所 作 的 决定 


.X.6 采取 动作 需要 身体 做 的 各 种 运动 
.X.7 运动 需要 的 工作 空间 
.X.8 可 用 的 工作 空间 


4 
4 
4 
4.X.5 应 采取 的 动作 
4 
4 
4 
4. X.9 工作 位 置 和 环境 条 件 





~ 
S 


动作 的 频率 和 耐力 

时 间 基 准 

通知 操作 者 或 维修 者 采取 适当 行动 的 反馈 信息 
所 需 的 工具 和 设备 

需要 配备 的 操作 者 数量 及 他 们 的 专长 和 经 验 
需要 的 辅助 用 品 、 训 练 器 材 和 参考 资料 

需要 的 通信 手段 及 类 型 

所 涉及 的 特殊 危害 

当 操 作者 不 只 一 人 时 ,各 操作 者 之 间 的 相互 影响 
操作 者 的 作业 极限 

硬件 和 软件 的 运行 极限 


人 一 
| 


4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 


“A 





3.14.8 操作 者 设计 方法 文件 


1. 文件 用 途 

阐述 布局 ,详细 设计 、 具 有 操作 者 接口 的 座舱 设备 的 安排 ,以 及 与 设备 有 关 
的 操作 者 任务 和 等。 订购 方 利用 操作 者 设计 方法 文件 评估 操作 者 接口 ,以 确保 其 
满足 人 员 作 业 和 人 机 工程 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 。 在 正式 提交 订购 方 之 前 ,应 与 承 制 方 项 
. 目 工程 人 员 进 行 协 调 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,人 机 工程 要 求 ,人 机 工程 设计 准则 ， A 人 Wh 
划 ,GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 编写 ,目次 格式 如 下 : 
范围 
引用 文件 
具有 操作 者 接口 的 设备 目录 
人 机 工程 规范 和 图 样 目 录 
产品 人 机 工程 设计 特性 说 明 


1 座舱 和 设备 

.2 控制 /显示 面板 

.3 操作 者 对 座舱 设备 项 目的 视觉 和 操作 者 的 外 部 视觉 环境 因素 
.4 正常 和 应 急 入 口 和 出 口 


I 





.5 座舱 照明 特性 和 照明 控制 系统 
.6 座舱 警告 .注意 和 提示 信和 号 

.7 座位 约束 系统 

.8 通信 系统 和 通信 系统 控制 

.9 特殊 设计 \ 布 局 


.10 由 任务 及 系统 环境 所 要 求 的 特性 

.11 多 操作 者 工作 站 设计 

其 他 信息 

.1 座舱 几何 布局 

.2 人 机 工程 设计 ,布局 及 具有 操作 者 接口 的 座舱 布置 的 原理 
.3 与 GJB2873 一 1997 的 偏离 的 理论 依据 





3.14.9 维修 者 设计 方法 文件 


1. 文件 用 途 

阐述 具有 维修 者 接口 设备 的 特性 、 布 局 ,安装 ,以 及 与 设备 有 关 的 维修 者 任 
务 等 。 订 购 方 利用 维修 者 设计 方法 文件 评估 维修 者 接口 ,以 确保 其 满足 人 员 维 
修 作 业 和 人 机 工程 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 和 工程 研制 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,人 机 工程 方案 计 
划 ,GJB/Z 134 一 2002X 人 机 工程 实施 程序 指南 } 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002X 人 机 工程 实施 程序 指南 ?编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

具有 维修 者 接口 的 设备 目录 
人 机 工程 规范 和 图 样 目录 
产品 人 机 工程 设计 特性 说 明 


.1 位 置 与 布局 
.2 人 机 工程 设计 
.3 产品 安装 
其 他 信息 

.1 维修 要 求 





维修 者 要 求 
任务 要 求 
环境 考虑 
安全 性 和 限制 


特殊 工具 和 设备 目录 

保障 设备 布局 .设计 和 安装 任务 的 分 析 结 果 
与 GJB 2873 一 1997 的 偏离 的 理论 依据 

.9 草图 、 图 样 或 照片 

.10 基线 设计 选择 方案 


‘OO 0 Nm oo WW VY 





3.14.10 人 机 工程 试验 报告 


1. 文件 用 途 

提供 人 的 操作 效能 评价 结果 设备 /软件 的 物理 性 能 与 人 机 工程 准则 的 一 致 
性 ,并 用 来 报告 与 人 机 工程 有 关 的 事件 。 订 购 方 利用 人 机 工程 试验 报告 来 确定 
人 员 作 业 要 求 .选拔 准则 .培训 方案 ,以 及 人 员 与 设备 或 软件 接口 的 相 容 性 。 

2. 编制 时 机 

在 方案 阶段 、 工 程 研制 阶段 和 设计 定型 阶段 ,完成 人 机 工程 试验 后 编制 。 在 
正式 提交 订购 方 之 前 ,应 与 承 制 方 试验 与 评定 机 构 的 有 关 人 员 进 行 协调 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 ,人 机 工程 要 求 ,人 机 工程 设计 准则 ,人 机 工程 方案 计 
划 ,人 机 工程 试验 计划 ,GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


1 试验 概况 

2 试验 项 目 、 步 又 和 方法 

2. X (试验 项 目 X) 的 步骤 和 方法 

3 试验 数据 
试验 中 出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 
试验 结果 、 结 论 

.1 试验 结果 


存在 的 问题 和 改进 建议 
. 久 《存在 的 问题 X) 改 进 建议 


4 
5 

5 

5.2 试验 结论 
6 

6 

7 试验 照片 





.1 试验 样品 的 全 摇 、 主 要 侧面 照片 

.2 主要 试验 项 目 照片 

.3 试验 中 发 生 的 重大 技术 问题 的 特写 照片 
主要 试验 项 目的 实时 音像 资料 


关于 编制 .训练 、 作 战 使 用 和 技术 保障 等 方面 的 意见 和 建议 
.1 关于 编制 的 意见 和 建议 

.2 关于 训练 的 意见 和 建议 

.3 关于 作战 使 用 的 意见 和 建议 

.4 关于 技术 保障 的 意见 和 建议 





3.14.11 人 机 工程 进展 报告 


1. 文件 用 途 

记录 人 机 工程 的 重要 日 常 活动 ,包括 对 所 有 人 机 工程 设计 建议 和 活动 项 目 
的 情况 总 结 。 订 购 方 利用 人 机 工程 进展 报告 确认 人 机 工程 工作 进展 情况 、 存 在 
的 技术 问题 以 及 下 次 报告 日 期 的 计划 。 

2. 编制 时 机 

只 在 必要 时 才 编 制 人 机 工程 进展 报告 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,人 机 工程 方案 计 
划 , 人 机 工程 试验 计划 ,GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 编写 ,目次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

工作 进展 情况 

. X (工作 项 目 XX) 进 展 情况 


存在 的 技术 问题 
. X〈 存 在 的 技术 问题 X) 
下 一 步 工作 建议 
,六 《工作 汗 抽 站) 





3.14.12 人 机 工程 评估 报告 


1. 文件 用 途 
对 整个 研制 过 程 中 开展 的 人 机 工程 工作 情况 进行 全 面 总 结 , 评 估 产 品 人 机 
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工程 设计 是 否 符 合 人 机 工程 设计 准则 和 人 机 工程 要 求 。 

2. 编制 时 机 

在 设计 定型 阶段 编制 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 总 要 求 , 人 机 工程 要 求 , 人 机 工程 设计 准则 ,人 机 工程 方案 计 
划 , 人 机 工程 试验 计划 ,人 机 工程 系统 分 析 报 告 , 人 机 工程 试验 报告 ,GJB/Z 
134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 等 。 

4. 目次 格式 

按照 GJB/Z 134 一 2002《 人 机 工程 实施 程序 指南 ) 编 写 , 目 次 格式 如 下 : 


范围 

引用 文件 

人 机 工程 设计 准则 

人 机 工程 工作 内 容 

出 现 的 主要 技术 问题 及 处 理 情况 


人 机 工程 试验 结果 

存在 的 问题 和 改进 建议 
.X 《存在 的 问题 X) 改 进 建 议 
结论 性 意见 





3.15 项 目 成 果 文 件 


3.15.1 研制 总 结 (成 果 鉴 定 用 ) 


1. 文件 用 途 
人 猎 制 总 结 是 对 产品 研制 工作 和 技术 进行 系统 综述 ,全面 总 结 的 结论 性 文件 ， 
是 研制 成 果 鉴 定 的 依据 之 一 。 


2. 编制 时 机 
在 完成 设计 定型 ,申请 进行 成 果 鉴 定之 前 编制 。 
3. 编制 依据 


主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 ,研制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 , 设 计 定 型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,应 用 证 明 等 。 
4. 目次 格式 
推荐 的 目次 格式 如 下 : 
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1 任务 来 源 及 作用 意义 
1.1 任务 来 源 

1.2 作用 意义 

2 研制 工作 的 主要 过 程 
2.1 论证 阶段 

2.2 方案 阶段 

2.3 工程 研制 阶段 
2.4 设计 定型 阶段 

3 采用 的 主要 原理 、 技 术 

4 发 生 的 重大 技术 问题 及 处 理 结果 

4.X (重大 技术 问题 X) 

4. X.1 问题 描述 

4. X.2 原因 分 析 

4. X.3 解决 方法 

4. X.4 验证 情况 

5 试验 、 试 用 的 主要 情况 及 结论 

6 总 体 性 能 指标 与 国内 外 同类 先进 技术 的 比较 
7 技术 成 熟 程度 

8 主要 技术 进步 点 

8.X (技术 进步 点 X) 

9 和 军事 、 社 会、 经 济 效益 及 推广 应 用 前 景 

10 存在 的 主要 问题 及 解决 措施 、 时 限 等 
10.X (存在 的 主要 问题 X) 





3.15.2 科技 成 果 鉴 定 证 书 


1. 文件 用 途 

装备 管理 机 关 聘 请 同行 专家 ,按照 规定 的 形式 和 程序 ,对 装备 科技 成 果 进 行 
审查 和 评价 ,并 做 出 相应 的 结论 。 成 果 鉴 定 的 目的 是 准确 判别 科技 成 果 的 质量 
和 水 平 ,激励 广大 科技 人 员 的 积极 性 ,促进 科技 成 果 在 武器 装备 发 展 建设 中 的 推 
广 应 用 。 

2. 编制 时 机 

在 召开 成 果 鉴 定 会 之 前 草拟 ,在 成 果 鉴 定 会 上 形成 鉴定 意见 ,在 成 果 鉴 定 会 
后 30 天 内 完成 并 连同 电子 文档 送 上 级 主管 机 关 审 核 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 
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任务 书 ,研制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 ,设计 定型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,研制 总 结 ,应 用 证 明 等 。 

4. 目次 格式 

军队 科研 机 构 研 究 成 果 拟 进行 成 果 鉴定 ,按照 (4 中国 人民 解 放 军 装备 科技 成 
果 鉴 定 办 法 编写, 目次 格式 如 下 : 


、 简 要 技术 说 明 及 主要 技术 性 能 指标 
、 推 广 应 用 前 景 及 效益 预测 

、 主 要 技术 资料 目录 及 来 源 

、 鉴 定 意见 

、 主 持 鉴 定单 位 意见 

、 组 织 鉴 定单 位 意见 

、 主 要 完成 人 员 名 单 

、 鉴 定 专家 名 单 


四 
五 
= 
AN 


~ 





3.15.3 科技 成 果 汇 报 播放 文件 


1. 文件 用 途 

反映 该 成 果 特 色 和 应 用 情况 ,便于 评委 对 成 果 情 况 形成 感性 认识 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 完成 研制 ,已 通过 设计 定型 并 装备 部 队 使 用 , 拟 申 报 军 队 科 学 技术 
奖 .国防 科技 成 果 奖 或 国家 科学 技术 奖励 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 ,研制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 , 设 计 定 型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,研制 总 结 ,成 果 鉴 定 证 书 ,专利 文件 ,应 用 
证 明 等 。 

4. 目次 格式 

格式 为 OfficeXP 以 上 版 本 的 PowerPoint 播放 文件 ,时 间 在 6min 之 内 ， 
PowerPoint 播放 文件 制作 模式 。 内 容 如 下 : 


、 立 项 背景 
、 主 要 研究 内 容 


、 创 新 点 
、 评 价 与 应 用 





3.15.4 军队 科学 技术 奖 推荐 书 


1. 文件 用 途 
是 军队 科学 技术 奖 评审 的 基本 技术 文件 和 主要 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 产品 完成 研制 ,已 通过 设计 定型 并 装备 部 队 使 用 , 拟 申报 军队 科学 技术 
奖 时 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :研制 立项 绿 合 论 证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 , 研 制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 ,设计 定型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,研制 总 结 ,成 果 鉴 定 证 书 ,专利 文件 ,应 用 
证 明 ,《 军 队 科 学 技术 奖励 条 例 ) 等 。 
4. 目次 格式 
军队 科学 技术 奖 推荐 书 必须 按 规定 的 格式 和 栏目 如 实 、 全 面 填写 。 各 单位 
推荐 的 奖励 项 目 一 律 采 用 “全 军 武器 装备 科技 奖 录 入 系统 ”软件 打印 ,不 得 在 其 
他 系统 修改 .排版 ;推荐 书 的 规格 为 A4 纸 竖 装 ,正文 采用 宋体 四 号 字 ( 行 间距 为 
1. 25 倍 行距 ) ,推荐 书 及 其 附件 应 合 装 成 册 ,装订 后 不 加 封面 。 除 软件 系统 要 求 
填写 的 栏目 外 ,不 得 附加 其 他 材料 。 确 保 上 报 的 数据 文件 与 推荐 书 内 容 一 致 。 
目次 格式 如 下 : 
一 、 项 目 基本 情况 
、 项 目 简介 
、 项 目的 详细 内 容 
.立项 背景 
. 详细 技术 内 容 
.创新 点 
.保密 要 点 
. 与 当前 国内 外 同类 研究 、 同 类 技术 的 综合 比较 
. 应 用 情况 
.经 济 效益 
. 军事 (社会 ) 效 益 
、 本 项 目 曾 获 科技 奖励 情况 
、 申 请 、 获 得 专利 情况 
<、 主 要 完成 人 情况 表 
、 主 要 完成 单位 情况 表 
、 推 荐 评审 意见 





. 推荐 单位 意见 
. 推荐 部 门 意见 


.专业 评审 组 意见 


. 评审 委员 会 意见 
附件 目录 
.科学 技术 成 果 鉴 定 证 书 


.定型 批复 文件 
.军用 标准 的 相关 文件 
.军事 计量 的 相关 文件 
.发 明 专利 的 相关 文件 
. 应 用 证 明 
.完成 人 证 明 





3.15.5 国防 科学 技术 奖 申报 书 


1. 文件 用 途 
是 国防 科学 技术 奖 评审 的 基本 技术 文件 和 主要 依据 。 
2. 编制 时 机 
在 产品 完成 研制 ,已 通过 设计 定型 并 装备 部 队 使 用 , 拟 申报 国防 科学 技术 
奖 时 。 
3. 编制 依据 
主要 包括 :人 研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 ,研制 合同 ,研制 计划 ,研制 
任务 书 , 研 制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 ,设计 定型 试验 
报告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,人 研制 总 结 , 成 果 鉴 定 证 书 ,知识 产权 文件 ， 
应 用 证 明 等 。 
4. 目次 格式 
国防 科学 技术 奖 申报 书 必 须 严 格 按 规定 的 格式 、 栏 目 及 所 列 标题 如 实 、 全 面 
地 填写 。 要 严格 按 规定 格式 打印 ,尺寸 规格 为 A4 纸 ( 高 297mm, 宽 210mm) 坚 
装 ,文字 及 图 表 应 限定 在 高 257mm、 宽 170mm 的 规格 内 排 印 ,左边 为 装订 边 , 宽 
度 不 小 于 25mm, 正 文 内 容 文 字 不 小 于 5 号 字 ; 申 报 书 及 其 附件 材料 应 合 装 成 
册 ,附件 材料 尺寸 规格 应 与 申报 书 一 致 ; 装 订 后 勿 男 附加 封面 \ 封 底 。 目 次 格式 
如 下 : 
、 项 目 基本 情况 
、 项 目 简介 


、 项 目 详细 内 容 































. 立项 背景 (相关 科学 技术 状况 及 其 存在 的 问题 ) 
. 详细 科学 技术 内 容 
. 该 项 目 与 当前 国内 外 同类 研究 、 同 类 技术 (产品 ) 的 综合 比较 
创新 点 
保密 要 点 
. 应 用 情况 及 前 景 
7. 经 济 、 军 事 及 社会 效益 情况 表 
四 、 本 项 目 及 相关 项 目 曾 获 科技 奖励 情况 
五 、 本 项 目 知识 产权 情况 
六 、 主 要 完成 人 情况 表 
七 、 主 要 完成 单位 情况 表 
八 、 申 报 单位 意见 
实物 照片 
附件 材料 
1. 技术 评价 证 明 
.应 用 证 明 
. 知识 产权 状况 报告 
. 研制 (研究 ) 技 术 总 结 报告 
. 主要 完成 单位 和 主要 完成 人 协调 一 致 证 明 ( 原 件 ) 
型 号 等 系统 工程 的 子 项 目 单 独 报 奖 证 明 ( 原 件 ) 
. 主要 完成 人 证 明 ( 原 件 ) 
. 软 科学 .情报 及 管理 等 成 果 的 专题 研究 报告 .论著 或 出 版 物 ; 标 准 、 规 
范 、 技 术 手 册 等 成 果 的 正式 实施 出 版 物 
9. 其 他 必要 的 证 明 材 料 


oo ND DD 


3.15.6 国家 科学 技术 奖励 推荐 书 


1. 文件 用 途 

《国家 科学 技术 奖励 推荐 书 》 适 用 于 《国家 科学 技术 奖励 条 例 》 中 设置 的 国家 
自然 科学 奖 、 国 家 技术 发 明 奖 、 国 家 科学 技术 进步 奖 ,是 国家 科学 技术 奖励 评审 
的 基本 技术 文件 和 主要 依据 。 

2. 编制 时 机 

在 产品 完成 研制 ,已 通过 设计 定型 并 装备 部 队 使 用 , 拟 申报 国家 科学 技术 奖 
励 时 。 

3. 编制 依据 

主要 包括 :研制 立项 综合 论证 报告 ,研制 总 要 求 , 研 制 合 同 , 研 制 计 划 ,研制 
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任务 书 , 研 制 方案 ,设计 计算 报告 ,产品 规范 ,设计 定型 试验 大 纲 ,设计 定型 试验 
告 ,质量 分 析 报 告 ,标准 化 审查 报告 ,研制 总 结 , 成 果 鉴 定 证 书 , 专 利文 件 , 应 用 
证 明 ,《 国 家 科学 技术 奖励 条 例 ) 等 。 
4. 目次 格式 
《国家 科学 技术 奖励 推荐 书 ) 必 须 严 格 按 规定 的 格式 、 栏 目 及 所 列 标题 如 实 、 
全 面 填写 。 要 严格 按 规 定格 式 打 印 , 大 小 为 A4, 正 文 内 容 使 用 宋体 四 号 ,指定 附 
件 备 齐 后 应 合 装 成 册 ,其 规格 大 小 应 与 推荐 书 一 致 。 装 订 后 《国家 科学 技术 奖励 
推荐 书 》 不 需 另 加 封面 。 目 次 格式 如 下 : 
、 项 目 基 本 情况 
、 项 目 简介 
、 项 目 详细 内 容 
.立项 背景 
2. 详细 科学 技术 内 容 
. 发 现 、 发 明 及 创新 点 
. 保密 要 点 


. 与 当前 国内 外 同类 研究 .同类 技术 的 综合 比较 
. 应 用 情况 


. 经 济 效益 
、 本 项 目 曾 获 科技 奖励 情况 
、 专 利 情况 
S、 主 要 完成 人 情况 表 
、 主 要 完成 单位 情况 表 
、 推 荐 评审 意见 
、 附件 
@ 技术 评价 证 明 
GO 应 用 证 明 
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